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民 经 济 、 满 足 人 民 不 断 增长 的 物质 文化 生活 需要 的 重要 保 
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第 工 章 ”工程 造价 的 内 容 与 预算 员 疯 位 职责 


1.1 工程 造价 概述 


1.1.1 工程 造价 的 概念 及 特征 


1. 工程 造价 的 概念 

工程 造价 是 指 进行 一 个 工程 项 目的 建造 所 花费 的 全 部 费用 ， 从 工程 项 目 确定 建设 意向 直 
至 建成 、 竣 工 验 收 为 止 的 整个 建设 期 间 所 支出 的 总 费用 ， 这 是 保证 工程 项 目 建造 正常 进行 的 
必要 资金 ， 是 建设 项 目 投资 中 的 最 主要 的 部 分 。 工 程 造 价 主要 由 工程 费用 和 工程 其 他 费用 两 
部 分 组 成 。 一 般 ， 常 见 的 工程 造价 有 如 下 两 种 含义 : 

1) 工程 造价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开 文 或 实际 开 文 的 全 部 固定 资产 投资 费用 。 显 然 ， 
这 一 含义 是 从 投资 者 即 业主 的 角度 来 定义 的 。 

投资 者 选 定 一 个 投资 项 目 ， 为 了 获得 预期 的 效益 ， 就 要 通过 项 目 评估 进行 决策 ， 然 后 进 
行 设计 招标 、 工 程 施工 招标 ， 直 至 竣工 验收 等 一 系列 投资 管理 活动 。 在 投资 活动 中 所 支付 的 
全 部 费用 形成 了 固定 资产 和 无 形 资产 。 所 有 这 些 开支 就 构成 了 工程 造价 。 从 这 个 意义 上 说 ， 
工程 造价 就 是 工程 投资 费用 ， 建 设 项 目 工程 造价 就 是 建设 项 目 固定 资产 投资 。 

2) 工程 造价 是 指 工程 价格 。 即 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 土地 市 场 、 设 备 市 场 、 
技术 劳务 市 场 ， 以 及 承包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工程 的 价格 和 建设 工程 总 价 
格 。 显 然 ， 工 程 造 价 的 第 二 种 含义 是 以 社会 主义 商品 经 济 和 市 场 经 济 为 前 提 的 。 它 以 工程 这 
种 特定 的 商品 形式 作为 交易 对 象 ， 通 过 招标 投标 或 其 他 交易 方式 ， 在 进行 多 次 预 估 的 基础 
上 ， 最 终 由 市 场 形 成 的 价格 。 

通常 ， 人 们 将 工程 造价 的 第 二 种 含义 认定 为 工程 承 发 包 价 格 。 应 该 肯定 ， 承 发 包 价 格 是 
工程 造价 中 一 种 重要 的 ， 也 是 最 典型 的 价格 形式 。 它 是 在 建筑 市 场 通过 招标 投标 ， 由 需求 主 
体 (投资 者 ) 和 供给 主体 〈 承 包 商 ) 共同 认可 的 价格 。 

工程 从 项 目 开 始 到 整个 项 目的 结束 ， 有 着 所 有 工程 的 一 致 性 ， 又 因 时 间 、 地 点 的 不 同 具 
有 个 体 性 ， 所 以 工程 项 目的 特征 分 为 工程 造价 的 特征 以 及 工程 造价 的 计价 特征 。 

2. 工程 造价 的 特征 

工程 造价 具有 以 下 常见 的 特征 : 

(1) 大 额 性 ”能 够 发 挥 投 资 效 用 的 任 一 项 工程 ， 不 仅 实物 形体 庞大 ， 而 且 造 价 高 昂 。 
动 辑 数 百 万 元 、 数 千 万 元 、 数 亿 元 、 十 几 亿 元 ， 特 大 型 工程 项 目的 造价 可 达 百 亿 、 千 亿 元 。 
工程 造价 的 大 额 性 使 其 关系 到 有 关 各 方面 的 重大 经 济 利益 ， 同 时 也 会 对 宏观 经 济 产 生 重 大 影 
响 。 这 就 决定 了 工程 造价 的 特殊 地 位 ， 也 说 明了 造价 管理 的 重要 意义 。 

(2) 个 别 性 、 差 异性 ”任何 一 项 工程 都 有 特定 的 用 途 、 功 能 、 规 模 。 因 此 ， 对 每 一 项 
工程 的 结构 、 造 型 、 空 间 分 割 、 设 备 配置 和 内 外 装饰 都 有 具体 的 要 求 ， 因 而 使 工程 内 容 和 实 
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物 形态 都 具有 个 别 性 、 差 异性 。 产 品 的 差异 性 决定 了 工程 造价 的 个 别 性 差异 。 同 时 ， 每 项 工 
程 所 处 地 区 、 地 段 及 时 间 都 不 相同 ， 使 这 一 特点 得 到 强化 。 

(3) 动态 性 ”任何 一 项 工程 从 决策 到 竣工 交付 使 用 ， 都 有 一 个 较 长 的 建设 期 间 ， 而 且 
由 于 不 可 控 因 素 的 影响 ， 在 预计 工期 内 ， 许 多 影响 工程 造价 的 动态 因素 ， 如 工程 变更 ， 设 备 
材料 价格 ， 工 资 标准 以 及 费 率 、 利 率 、 汇 率 会 发 生变 化 。 这 种 变化 必然 会 影响 到 造价 的 变 
动 。 所 以 ， 工 程 造价 在 整个 建设 期 中 处 于 不 确定 状态 ， 直 至 竣工 决算 后 才能 最 终 确 定 工程 的 
实际 造价 。 

(4) 层次 性 ”工程 造价 的 层次 性 取决 于 工程 的 层次 性 。 一 个 建设 项 目 往往 含有 多 个 能 
够 独立 发 挥 设计 效能 的 单项 工程 (如 车 间 、 写 字 楼 、 住 宅 楼 等 )。 一 个 单项 工程 又 是 由 能 够 
各 自发 挥 专业 效能 的 多 个 单位 工程 (如 土建 工程 、 电 气 安装 工程 等 ) 组 成 。 与 此 相 适 应 ， 
工程 造价 有 三 个 层次 : 建设 项 目 总 造价 、 单 项 工程 造价 和 单位 工程 造价 。 如 果 专 业 分 工 更 
细 ， 单 位 工程 《如 土建 工程 ) 的 组 成 部 分 一 分 部 分 项 工程 也 可 以 成 为 交换 对 象 ， 如 大 型 
土方 工程 、 基 础 工程 、 装 饰 工程 等 ， 这 样 工程 造价 的 层次 就 增加 分 部 工程 和 分 项 工程 而 成 为 
五 个 层次 。 即 使 从 造价 的 计算 和 工程 管理 的 角度 看 ， 工 程 造价 的 层次 性 也 是 非常 突出 的 。 

(5) 兼容 性 ”工程 造价 的 兼容 性 首先 表现 在 它 具 有 两 种 含义 ， 其 次 表现 在 工程 造价 构 
成 因素 的 广泛 性 和 复杂 性 。 在 工程 造价 中 ， 首 先 说 成 本 因素 非常 复杂 。 其 中 为 获得 建设 工程 
用 地 支出 的 费用 、 项 目 可 行 性 研究 和 规划 设计 费用 、 与 政府 一 定时 期 政策 (特别 是 产业 政 
策 和 税收 政策 ) 相关 的 费用 占有 相当 的 份额 。 为 外 ， 熏 利 的 构成 也 较为 复杂 ， 资 金成 本 
较 大 。 

3. 工程 造价 的 计价 特征 

(1) 计价 的 单 件 性 ”由 于 建设 工程 设计 用 途 和 工程 的 地 区 条 件 是 多 种 多 样 的， 几乎 每 
一 个 具体 的 工程 都 有 它 的 特殊 性 。 建 设 工程 在 生产 上 的 单 件 性 决定 了 在 造价 计算 上 的 单 件 
性 ， 不 能 像 一 般 工 业 产品 那样 ， 可 以 按 品种 、 规 格 、 质 量 成 批 地 生产 、 统 一 地 定价 ， 而 只 能 
按照 单 件 计价 。 国 家 或 地 区 有 关 部 门 不 能 按 各 个 工程 逐 件 控制 价格 ， 只 能 就 工程 造价 中 各 项 
费用 项 目的 划分 ， 工 程 造价 构成 的 一 般 程 序 ， 概 预算 的 编制 方法 ， 各 种 概 预算 定额 和 费用 标 
准 ， 地 区 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 计 价 的 确定 等 ， 作 出 统一 性 的 规定 ， 据 此 做 宏观 性 的 价格 控 
制 。 所 有 这 一 切 规定 ， 具 有 某 种 程度 上 的 强制 性 ， 直 接 参加 建设 的 有 关 建 设 单位 、 设 计 单 
位 、 施 工 单位 都 必须 执行 。 为 了 区 别 于 一 般 工 业 产 品 的 价格 系列 ， 通 常 把 上 述 一 系列 规定 称 
为 基建 价格 系列 。 

(2) 计价 的 多 次 性 ”建设 工程 的 生产 过 程 是 一 个 周期 长 、 数 量 大 的 生产 消费 过 程 。 它 
要 经 过 可 行 性 人 研究、 设计、 施工、 竣工 验收 等 多 个 阶段 ， 并 分 段 进行 ， 逐 步 接近 实际 。 为 了 
适应 工程 建设 过 程 中 各 方 经 济 关 系 的 建立 ， 适 应 项 目 管理 ， 适 应 工程 造价 控制 与 管理 的 要 
求 ， 需 要 按照 设计 和 建设 阶段 多 次 性 计价 。 

(3) 计价 的 组 合 性 ”一 个 建设 项 目的 总 造价 是 由 各 个 单项 工程 造价 组 成 ; 而 各 个 单项 
工程 造价 又 是 由 各 个 单位 工程 造价 所 组 成 。 各 单位 工程 造价 又 是 按 分 部 工程 、 分 项 工程 和 相 
应 定额 、 费 用 标准 等 进行 计算 得 出 的 。 可 见 ， 为 确定 一 个 建设 项 目的 总 造价 ， 应 首先 计算 各 
单位 工程 造价 ， 再 计算 各 单项 工程 造价 〈 一 般 称 为 综合 概 预算 造价 ) ， 然 后 汇总 成 总 造价 
(又 称 为 总 概 预算 造价 ) 。 显 然 ， 这 个 计价 过 程 充分 体现 了 分 部 组 合计 价 的 特点 。 

(4) 计价 方法 的 多 样 性 ”工程 造价 多 次 性 计价 有 各 不 相同 的 计价 依据 ， 对 造价 的 精确 
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度 要 求 也 不 相同 ， 这 就 决定 了 计价 方法 有 多 样 性 特征 。 计 算 概 预算 造价 的 方法 有 单价 法 和 实 
物 法 等 。 计 算 投资 估算 的 方法 有 设备 系数 法 、 生 产能 力 指数 估算 法 等 。 不 同 的 方法 利弊 不 
同 ， 适 应 条 件 也 不 同 ， 计 价 时 要 根据 具体 情况 加 以 选择 。 

(5) 计价 依据 的 复杂 性 由 于 影响 造价 的 因素 多 、 计 价 依据 复杂 ， 种 类 繁多 。 主 要 可 
分 为 以 下 七 类 : 

1) 计算 设备 和 工程 量 的 依据 。 包 括 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 、 设 计 文 件 等 。 

2) 计算 人 工 、 材 料 、 机 械 等 实物 消耗 量 的 依据 。 包 括 投 资 佑 算 指 标 、 概 算 定 额 、 预 算 

















3) 计算 工程 单价 的 价格 依据 。 包 括 人 工 单价 、 材 料 价格 、 材 料 运 杂费 、 机 械 台 班 
费 等 。 

4) 计算 设备 单价 的 依据 。 包 括 设备 原价 、 设 备 运 杂费 、 进 口 设备 关税 等 。 

5) 计算 措施 费 、 间 接 费 和 工程 建设 其 他 费用 的 依据 ， 主 要 是 相关 的 费用 定额 和 指标 。 

6) 政府 规定 的 税 费 。 

7) 物价 指数 和 工程 造价 指数 。 


1.1.2 工程 造价 的 分 类 及 构成 


1. 工程 造价 的 分 类 

(1) 按 计价 方法 分 类 ”建筑 工程 造价 按 计价 方法 可 分 为 估算 造价 、 概 算 造 价 和 施工 图 
预算 造价 等 。 

(2) 按 用 途 分 类 ”建筑 工程 造价 按 用 途 分 类 包括 : 标底 价格 、 投 标价 格 、 中 标价 格 、 
直接 发 包 价格 、 合 同 价格 和 竣工 结算 价格 。 

1) 标底 价格 。 标 底价 格 是 招标 人 的 期 望 价格 ， 不 是 交易 价格 。 招 标 人 以 此 作为 衡量 投 
标 人 投标 价格 的 一 个 尺度 ， 也 是 招标 人 的 一 种 控制 投资 的 手段 。 
制 标底 价 可 由 招标 人 自行 操作 ， 也 可 由 招标 人 委托 招标 代理 机 构 操作 ， 由 招标 人 作出 
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决策 。 

2) 投标 价格 。 投 标 人 为 了 得 到 工程 施工 承包 的 资格 ,按照 招标 人 在 招标 文件 中 的 要 求 
进行 估价 ， 然 后 根据 投标 策略 确定 投标 价格 ， 以 争取 中 标 并 通过 工程 实施 取得 经 济 效 益 。 因 
此 投标 报价 是 卖方 的 要 价 ， 如 果 中 标 ， 这 个 价格 就 是 合同 谈判 和 签订 合同 确定 工程 价格 的 
基础 。 

如 果 设 有 标底 ， 投 标 报 价 时 要 研究 招标 文件 中 评 标 时 如 何 使 用 标底 : WD 以 靠近 标底 者 得 
分 最 高 ， 这 时 报价 就 务 需 追 求 最 低 标价 ; 包 标 底价 只 作为 招标 人 的 期 望 ， 但 仍 要 求 低 价 中 
标 ， 这 时 ， 投 标 人 就 要 努力 采取 措施 ， 即 使 标价 最 具 竞 争 力 〈 最 低 价 ) ， 又 使 报价 不 低 于 成 
本 ， 即 能 获得 理想 的 利润 。 由 于 “ 既 能 中 标 ， 又 能 获 利 ”是 投标 报价 的 原则 ， 故 投标 人 的 
报价 必须 有 雄厚 的 技术 和 管理 实力 作 后 盾 ， 编 制 出 有 竞争 力 、 又 能 盘 利 的 投标 报价 。 

3) 中 标价 格 。 我 国 《招标 投标 法 》 第 四 十 条 规定 :“ 评 标 委员 会 应 当 按 照 招 标 文件 确 
定 的 评 标 标准 和 方法 ， 对 投标 文件 进行 评审 和 比较 ; 设 有 标底 的 ， 应 当 参 考 标底 ”。 所 以 评 
标的 依据 一 是 招标 文件 ， 二 是 标底 ( 如果 设 有 标底 时 ) 。 

我 国 《招标 投标 法 》 第 四 十 一 条 规定 ， 中 标 人 的 投标 应 符合 下 列 两 个 条 件 之 一 : 一 是 
“能 最 大 限度 地 满足 招标 文件 中 规定 的 各 项 综合 评价 标准 ”; 二 是 “能 够 满足 招标 文件 的 实 
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质 性 要 求 ， 并 且 经 评审 的 投标 价格 最 低 ， 但 是 投标 价 低 于 成 本 的 除外 " 。 这 第 二 项 条 件 主要 
说 的 投标 报价 。 

4) 直接 发 包 价格 。 直 接 发 包 价格 是 由 发 包 人 与 指定 的 承包 人 直接 接触 ， 通 过 谈判 达成 
协议 签订 施工 合同 ， 而 不 需要 像 招标 承包 定价 方式 那样 ， 通 过 欧 争 定价 。 直 接 发 包 方式 计 价 
只 适用 于 不 宜 进 行 招标 的 工程 ， 如 军事 工程 、 保 密 技 术 工 程 、 专 利 技术 工程 及 发 包 人 认为 不 
宜 招 标 而 又 不 违反 我 国 《 招 标 投标 法 》 第 三 条 (招标 范围 ) 规定 的 其 他 工程 。 
直接 发 包 方式 计价 首先 提出 协商 价格 意见 的 可 能 是 发 包 人 或 其 委托 的 中 介 机 构 ， 也 可 能 
是 承包 人 提出 价格 意见 交 发 包 人 或 其 委托 的 中 介 组 织 进行 审核 。 无 论 由 哪 一 方 提 出 协商 价格 
意见 ， 都 要 通过 谈判 协商 ， 签 订 承 包 合同 ， 确 定 为 合同 价 。 直 接 发 包 价 格 是 以 审定 的 施工 图 
预算 为 基础 ， 由 发 包 人 与 承包 人 商定 增 减 价 的 方式 定价 。 

5) 合同 价格 。《 建 筑 工 程 施工 发 包 与 承包 计价 管理 办 法 》(2001 年 版 ) 第 十 二 条 规定 : 
合同 价 可 采用 以 下 方式 : 

QD 固 定价 。 合 同 总 价 或 者 单价 在 合同 约定 的 风险 范围 内 不 可 调整 。 

@ 可 调价 。 合 同 总 价 或 者 单价 在 合同 实施 期 内 ， 根 据 合 同 约 定 的 办 法 调整 。 

号 成 本 加 酬金 。 

《建筑 工程 施工 发 包 与 承包 计价 管理 办 法 》 (2001 年 版 ) 第 十 三 条 规定 : “发 承包 双方 
在 确定 合同 价 时 ， 应 当 考 虑 市 场 环境 和 生产 要 素 价 格 变化 对 合同 价 的 影响 ”。 现 分 述 如 下 : 

固定 合同 价 。 合 同 中 确定 的 工程 合同 价 在 实施 期 间 不 因 价格 变化 而 调整 。 固 定 合同 价 
可 分 为 固定 合同 总 价 和 固定 合同 单价 两 种 。 

A. 固定 合同 总 价 。 它 是 指 承 包 整 个 工程 的 合同 价款 总 额 已 经 确定 ， 在 工程 实施 中 不 再 
因 物 价 上 涨 而 变化 ， 所 以 ， 国 定 合 同 总 价 应 考虑 价格 风险 因素 ， 也 须 在 合同 中 明确 规定 合同 
总 价 包 括 的 范围 。 这 类 合同 价 可 以 使 发 包 人 对 工程 总 开支 做 到 大 体 心 中 有 数 ， 在 施工 过 程 中 
可 以 更 有 效 地 控制 资金 的 使 用 。 但 对 承包 人 来 说 ， 要 承担 较 大 的 风险 ， 如 物价 流动、 气候 条 
件 恶劣 、 地 质地 基 条 件 及 其 他 意外 困难 等 ， 因 此 合同 价款 一 般 会 高 些 。 

B. 国定 合同 单价 。 它 是 指 合 同 中 确定 的 各 项 单价 在 工程 实施 期 间 不 因 价格 变化 而 调整 ， 
而 在 每 月 〈 或 每 阶段 ) 工程 结算 时 ， 根 据 实 际 完 成 的 工程 量 结算 ， 在 工程 全 部 完成 时 以 竣 
工 图 的 工程 量 最 终结 算 工程 总 价款 。 

@ 可 调 合同 价 。 

A. 可 调 总 价 。 合 同 中 确定 的 工程 合同 总 价 在 实施 期 间 可 随 价格 变化 而 调整 。 发 包 人 和 
承包 人 在 商 订 合同 时 ， 以 招标 文件 的 要 求 及 当时 的 物价 计算 出 合同 总 价 。 如 果 在 执行 合同 期 
间 ， 由 于 通货 膨胀 引起 成 本 增加 达到 某 一 限度 时 ， 合 同 总 价 则 做 相应 调整 。 可 调 合同 价 使 发 
包 人 承担 了 通货 膨胀 的 风险 ， 承 包 人 则 承担 其 他 风险 。 一 般 适 合 于 工期 较 长 《如 1 年 以 上 ) 
的 项 目 。 

B. 可 调 单价 。 合 同 单价 可 调 ， 一 般 是 在 工程 招标 文件 中 规定 。 在 合同 中 签订 的 单价 ， 
根据 合同 约定 的 条 款 ， 如 在 工程 实施 过 程 中 物价 发 生变 化 等 ， 可 做 调整 。 有 的 工程 在 招标 或 
签约 时 ， 因 某 些 不 确定 性 因素 而 在 合同 中 暂 定 某 些 分 部 分 项 工程 的 单价 ， 在 工程 结算 时 ， 再 
根据 实际 情况 和 合同 约定 对 合同 单价 进行 调整 ， 确 定 实际 结算 单价 。 

成 本 加 酬金 确定 的 合同 价 。 合 同 中 确定 的 工程 合同 价 ， 其 工程 成 本 部 分 按 现行 计价 依据 
计算 ， 酬 金 部 分 则 按 工 程 成 本 乘 以 通过 竞争 确定 的 费 率 计算 ,将 两 者 相 加 ， 确 定 出 合同 价 。 
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2. 工程 造价 构成 
建设 项 目 投 资 合 固 定 资产 投资 和 流动 资产 投资 两 部 分 ， 建 设 项 目 总 投资 中 的 固定 资产 投 
资 与 建设 项 目的 工程 造价 在 量 上 相等 。 工 程 造 价 的 构成 按 工程 项 目 建设 过 程 中 各 类 费用 支出 
或 花费 的 性 质 、 途 径 等 来 确定 ， 是 通过 费用 划分 和 汇集 所 形成 的 工程 造价 的 费用 分 解 结 校 
工程 造价 基本 构成 中 ， 包 括 用 于 购买 工程 项 目 所 含 各 种 设备 的 费用 ， 用 于 建筑 施工 和 安装 施 
工 所 需 支 出 的 费用 ， 用 于 委托 工程 勘察 设计 应 支付 的 费用 ， 用 于 购置 土地 所 需 的 费用 ， 也 包 
括 用 于 建设 单位 自身 进行 项 目 筹建 和 项 目 管理 所 花费 费用 等 。 总 之 ,工程 造价 是 工程 项 目 按 
照 确定 的 建设 内 容 、 建 设 规模 、 建 设 标 准 、 功 能 要 求 和 使 用 要 求 等 全 部 建成 并 验收 合格 交付 
使 用 所 需 的 全 部 费用 。 

我 国 现行 工程 造价 的 构成 主要 划分 为 设备 及 工 、 器 具 购 置 费用 、 建 筑 安 装 工程 费用 、 工 
程 建设 其 他 费用 、 预 备 费 、 建 设 期 贷款 利息 、 固 定 资产 投资 方向 调节 税 等 几 项 ， 如 图 1-1 
所 示 。 
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1.1.3 工程 造价 计价 依据 


1 工程 量 计算 规则 
(1) 建筑 工程 工程 量 计算 规则 《全 国 统一 建筑 工程 预算 工程 量 计算 规则 》 包 括 以 下 
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内 容 : 

1) 土石 方 工程 。 

2) 桩 基础 工程 。 

3) 脚手架 工程 。 

4) 砌 筑 工程 。 

5) 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 。 

6) 构件 运输 及 安装 工程 。 

7) 门窗 及 木 结 构 工程 。 

8) 楼 地 面 工程 。 

9) 屋面 及 防水 工程 。 

10) 防腐 、 保 温 、 隔 热 工 程 。 

11) 装饰 工程 。 

12) 金属 结构 制作 工程 。 

13) 建筑 工程 垂直 运输 定额 。 

14) 建筑 物 超 高 增加 人 工 、 机 械 定额 。 

(2) 建筑 面积 计算 规则 建筑 面积 也 称 为 建筑 展开 面积 ， 是 指 建筑 物 各 层面 积 的 总 和 。 
建筑 面积 包括 使 用 面积 、 辅 助 面积 和 结构 面积 。 使 用 面积 是 指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 可 直接 
为 生产 或 生活 使 用 的 净 面 积 总 和 。 居 室 净 面积 在 民用 建筑 中 ， 也 称 为 居住 面积 。 辅 助 面 积 是 
指 建筑 物 各 层 平面 布置 中 为 辅助 生产 或 生活 所 占 净 面积 的 总 和 。 使 用 面积 与 辅助 面积 的 总 和 
称 为 有 效 面积 。 结 构 面 积 是 指 建筑 物 各 层 平 面 布置 中 的 墙 体 、 柱 等 结构 所 占 面积 的 总 和 。 
建筑 面积 的 计算 主要 有 以 下 作用 : 

1) 建筑 面积 是 一 项 重要 的 技术 经 济 指标 。 在 国民 经 济 一 定时 期 内 ， 完 成 建筑 面积 的 多 
少 ， 也 标志 着 一 个 国家 的 工农 业 生产 发 展 状况 、 人 民生 活 居住 条 件 的 改善 和 文化 生活 福利 设 
施 发 展 的 程度 。 

2) 建筑 面积 是 计算 结构 工程 量 或 用 于 确定 某 些 费用 指标 的 基础 。 如 计算 出 建筑 面积 之 
后 ， 利 用 这 个 基数 ， 就 可 以 计算 地 面 抹 灰 、 室 内 填 土 、 地 面 垫 层 、 平 整 场地 、 脚 手 架 工程 和 
项 目的 预算 价值 。 为 了 简化 预算 的 编制 和 茶 些 费用 的 计算 ， 有 些 取 费 指标 的 取 定 ， 如 中 小 型 
机 械 费 、 生 产 工具 使 用 费 、 检 验 试验 费 、 成 品 保护 增加 费 等 也 是 以 建筑 面积 为 基数 确定 的 。 

3) 建筑 面积 作为 结构 工程 量 的 计算 基础 ， 不 仅 重 要 ， 而 且 也 是 一 项 需要 认真 对 待 和 细 
心计 算 的 工作 ,任何 粗心 大 意 都 会 造成 计算 上 的 错误 ,不 但 会 造成 结构 工程 量 计算 上 的 偏 
差 ， 也 会 直接 影响 概 预算 造价 的 准确 性 ， 造 成 人 力 、 物 力 和 国家 建设 资金 的 浪费 及 大 量 建 筑 
材料 的 积压 。 

4) 建筑 面积 与 使 用 面积 、 辅 助 面积 、 结 构 面积 之 间 存 在 着 一 定 的 比例 关系 。 设 计 人 员 
在 进行 建筑 或 结构 设计 时 ， 都 应 在 计算 建筑 面积 的 基础 上 再 分 别 计算 出 结构 面积 、 有 效 面积 
及 诸如 平面 系数 、 土 地 利用 系数 等 技术 经 济 指标 。 有 了 建筑 面积 ， 才 有 可 能 计算 单位 建筑 面 
积 的 技术 经 济 指标 。 

5) 建筑 面积 的 计算 对 于 建筑 施工 企业 实行 内 部 经 济 承 包 责 任 制 、 投 标 报价 、 编 制 施工 
组 织 设 计 、 配 备 施 工 力量 、 成 本 核算 及 物资 供应 等 ， 都 具有 重要 的 意义 。 

(3) 制定 统一 工程 量 计 算 规 则 的 意义 
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1) 有 利于 统一 全 国 各 地 的 工程 量 计算 规则 ， 打 破 了 各 自 为 政 的 局 面 ， 为 该 领域 的 交流 
提供 了 良好 条 件 。 

2) 有 利于 “ 量 价 分离 "。 固 定价 格 不 适用 于 市 场 经济 ， 因 为 市 场 经 济 的 价格 是 变动 的 。 
必须 进行 价格 的 动态 计算 ， 把 价格 的 计算 依据 动态 化 ， 变 成 价格 信息 。 因 此 ， 需 要 把 价格 从 
定额 中 分 离 出 来 : 使 时 效 性 差 的 工程 量 、 人 工 量 、 材 料 量 、 机 械 量 的 计算 与 时 效 性 强 的 价格 
分 离开 来 。 统 一 的 工程 量 计算 规则 的 产生 ， 既 是 量 价 分 离 的 产物 ， 又 是 促进 量 价 分 离 的 要 
素 ， 更 是 建筑 工程 造价 计价 改革 的 关键 一 步 。 

3) 有 利于 工料 消耗 定额 的 编制 ,为 计算 工程 施工 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 水 
平和 工程 计价 提供 依据 。 工 料 消耗 定额 的 编制 是 建立 在 工程 量 计算 规则 统一 化 、 科 学 化 的 基 
础 之 上 的 。 工 程 量 计算 规则 和 工料 消耗 定额 的 出 台 ， 共 同形 成 了 量 价 分 离 后 完整 的 “ 量 ” 
的 体系 。 

4) 有 利于 工程 管理 信息 化 。 统 一 的 计量 规则 ， 有 利于 统一 计算 口径 ， 也 有 利于 统一 划 
项 口径 ; 而 统一 的 划 项 口径 又 有 利于 统一 信息 编码 ， 进 而 可 实现 统一 的 信息 管理 。 

《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》 也 对 工程 量 的 计算 规则 进行 了 规定 。 作 为 编制 工程 量 
清单 和 利用 工程 量 清 单 进行 投标 报价 的 依据 。 

2. 建筑 工程 定额 
建筑 工程 定额 是 指 按 国家 有 关 产 品 标 准 、 设 计 标 准 、 施 工 质量 验收 标准 (规范) 等 确 
定 的 施工 过 程 中 完成 规定 计量 单位 产品 所 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 等 消耗 量 的 标准 ， 甚 作用 
如 下 : 

1) 建筑 工程 定额 具有 促进 节约 社会 劳动 和 提高 生产 效率 的 作用 。 企 业 用 定额 计算 工料 
消耗 、 劳 动 效率 、 施 工 工期 并 与 实际 水 平 对 比 ， 衡 量 自身 的 竞争 能 力 ， 促 使 企业 加 强 管理 ， 
厉行 节约 的 合理 分 配 和 使 用 资源 ， 以 达到 节约 的 目的 。 

2) 建筑 工程 定额 提供 的 信息 ， 为 建筑 市 场 供需 双方 的 交易 活动 和 竞争 创造 条 件 。 

3) 建筑 工程 定额 有 助 于 完善 建筑 市 场 信息 系统 。 定 额 本 身 是 大 量 信息 的 集合 ， 既 是 大 
量 信 息 加 工 的 结果 ,又 向 使 用 者 提供 信息 。 建 筑 工 程 造价 就 是 依据 定额 提供 的 信息 进 
行 的 。 

3. 建筑 工程 价格 信息 

(1) 建筑 工程 单价 信息 和 费用 信息 ”在 计划 经 济 条 件 下 ， 工 程 单价 信息 和 费用 是 以 定 
额 形 式 确定 的 ， 定额 具 有 指令 性 ; 在 市 场 经 济 下 ， 它 们 不 具有 指令 性 ， 只 具有 参考 性 。 对 于 
发 包 人 和 承包 人 以 及 工程 造价 咨询 单位 来 说 ， 都 是 十 分 重要 的 信息 来 源 。 单 价 也 可 从 市 场 上 
调查 得 到 ， 还 可 以 利用 政府 或 中 介 组 织 提供 的 信息 。 单 价 有 以 下 几 种 : 

1) 人 工 单 价 。 人 工 单价 是 指 一 个 建筑 安装 工人 一 个 工作 日 在 预算 中 应 计 和 人 的 全 部 人 工 
费用 ， 它 反映 了 建筑 安装 工人 的 工资 水 平和 一 个 工人 在 一 个 工作 日 中 可 以 得 到 的 报 本 

2) 材料 单价 。 材 料 单 价 是 指 材料 由 供应 者 仓库 或 提货 地 点 到 达 工 地 仓库 后 的 出 库 价 
格 。 材 料 单价 包括 材料 原价 、 供 销 部 门 手 续费 、 包 装 费 、 运 输 费 及 采购 保管 费 。 

3) 机 械 台 班 单价 。 机 械 台 班 单价 是 指 一 台 施 工 机 械 ， 在 正常 运转 条 件 下 每 工作 一 个 台 
班 应 计 入 的 全 部 费用 。 机 械 台 班 单价 包括 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运 
输 费 、 燃 料 动力 费 、 人 工 费 、 运 输 机 械 养路 费 、 和 车船 使 用 税 及 保险 费 。 

(2) 建筑 工程 价格 指数 ”建筑 工程 价格 指数 是 反映 一 定时 期 由 于 价格 变化 对 工程 价格 
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影响 程度 的 指标 ， 它 是 调整 建筑 工程 价格 差价 的 依据 。 建 筑 工程 价格 指数 是 报告 期 与 基期 从 
格 的 比值 ， 可 以 反映 价格 变动 趋势 ， 用 来 进行 估价 和 结算 ， 估 计价 格 变动 对 宏观 经 济 的 
影响 。 
202727 25212102 
在 建筑 市 场 供求 和 价格 水 平 发 生 经 党 性 波动 的 情况 下 ， 建 筑 工程 价格 及 其 各 组 成 部 分 也 处 于 
不 断 变 化 之 中 ， 使 不 同时 期 的 工程 价格 失去 可 比 性 ， 造 成 了 造价 控制 的 困难 。 编 制 建筑 工程 
价格 指数 是 解决 造价 动态 控制 的 最 佳 途径 。 建 筑 工程 价格 指数 因 分 类 标准 的 不 同 可 分 为 以 下 
不 同 的 种 类 ， 具 体 如 下 ， 
1) 按 工程 范围 、 美 别 和 用 途 分 美 ， 可 分 为 单项 价格 指数 和 综合 价格 指数 。 单 项 价格 指 
数 分 别 反映 各 类 工程 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 及 主要 设备 等 报告 期 价格 对 基期 价格 的 变化 各 
度 。 综 合 价格 指数 综合 反映 各 类 项 目 或 单项 工程 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 设备 旨 
等 报告 期 价格 对 基期 价格 变化 而 影响 造价 的 程度 ， 反 映 造 从 总 水 平 的 变动 趋势。 
2) 按 工程 价格 资料 期 限 长 短 分 类 ， 可 分 为 时 点 价格 指数 、 月 指数 、 季 指数 和 年 指数 。 
з) 按 不 同 基 期 分 类 ， 可 分 为 定 基 指 数 和 环比 指数 。 前 者 是 指 各 期 价格 与 其 固定 时 期 价 
客 的 比值 ; 后 者 是 指 各 时 期 价格 与 前 一 期 价格 的 比值 。 
建筑 工程 价格 指数 可 以 参照 下 列 公式 进行 编制， 
GD 入 工 、 机 械 台 班 、 材 料 等 要 素 价格 指数 的 编制 见 下 式 ， 
告 期 预 
材料 (设备 ,人工 ,机械 价格 指数 = аи ая) 
加 建筑 安装 工程 价格 指数 的 编制 ， 见 下 式 ， 
建筑 安装 工程 价格 指数 = 人 工 费 指数 x 基期 人 工 费 占 建筑 安装 工程 价格 的 比例 + > 
(单项 材料 价格 指数 x 基期 该 材料 费 占 建筑 安装 工程 价格 
比例 ) + 瑟 ( 单 项 施工 机 械 台 班 指数 x 基期 该 机 械 费 占 建 
筑 安装 工程 价格 比例 ) + (其 他 直接 费 间接 费 综 合 指数 ) x 
(基期 其 他 直接 费 ,间接 费 占 建安 工程 价格 比例 ) о) 


1.14 我 国 工程 造价 管理 的 基本 内 容 


1. 工程 造价 管理 的 目标 和 任务 

(1) 工程 造价 管理 的 目标 ”工程 造价 管理 的 目标 是 按照 经 济 规律 的 要 求 ， 根 据 社 会 主 
义 市 场 经 济 的 发 展 形势 ， 利 用 科学 管理 方法 和 先进 管理 手段 ， 合 理 地 确定 造价 和 有 效 地 控制 
造价 ， 以 提高 投资 效益 和 建筑 安装 企业 经 营 效 果 。 

(2) 工程 造价 管理 的 任务 ”工程 造价 管理 的 任务 是 加 强 工程 造价 的 全 过 程 动态 管理 ， 
强化 工程 造价 的 约束 机 制 ， 维 护 有 关 各 方 的 经 济 利益 ， 规 范 价格 行为 ， 促 进 微观 效益 和 宏观 
效益 的 统一 。 

2. 工程 造价 管理 的 基本 内 容 

工程 造价 管理 的 基本 内 容 就 是 合理 地 确定 和 有 效 地 控制 工程 造价 。 

(1) 工程 造价 的 合理 确定 ”所谓 工程 造价 的 合理 确定 就 是 在 建设 程序 的 各 个 阶段 ， 合 
理 地 确定 投资 估算 、 概 算 造 价 、 预 算 造价 、 承 包 合 同 价 、 结 算 价 、 竣 工 决 算 价 。 

(2) 工程 造价 的 有 效 控制 ”所 谓 工 程 造价 的 有 效 控制 就 是 在 优化 建设 方案 、 设 计 方 案 
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的 基础 上 ， 在 建设 程序 的 各 个 阶段 ， 采 用 一 定 的 方法 和 措施 将 工程 造价 的 发 生 控制 在 合理 的 
范围 和 核定 的 造价 限额 以 内 。 有 效 地 控制 工程 造价 应 体现 以 下 三 项 原则 : 

1) 以 设计 阶段 为 重点 的 建设 全 过 程 造价 控制 。 

2) 实施 主动 控制 ， 以 取得 令 人 满意 的 结果 。 

3) 技术 与 经 济 相 结 合 是 控制 工程 造价 最 有 效 的 手段 。 

3. 工程 造价 管理 的 组 织 

工程 造价 管理 的 组 织 是 指 为 了 实现 工程 造价 管理 目标 而 进行 的 有 效 组 织 活动 ， 以 及 与 造 
价 管理 功能 相关 的 有 机 群体 。 它 是 工程 造价 动态 的 组 织 活动 过 程 和 相对 静态 的 造价 管理 部 门 
的 统一 。 具 体 来 说 ， 主 要 是 指 国 家 、 地 方 、 部 门 和 企业 之 间 管 理 权 限 和 职责 范围 的 划分 。 工 
程 造价 管理 组 织 有 三 个 系统 : 

(1) 政府 行政 管理 系统 ”国务院 建设 行政 主管 部 门 的 造价 管理 机 构 在 全 国 范围 内 行使 
管理 职能 ， 在 工程 造价 管理 工作 方面 承担 的 主要 职责 是 : 

1) 组 织 制定 工程 造价 管理 有 关 法 规 、 制 度 并 组 织 贯彻 实施 。 

2) 组 织 制定 全 国 统一 经 济 定 额 和 制定 、 修 订 本 部 门 经 济 定 额 。 

3) 监督 指导 全 国 统一 经 济 定 额 和 本 部 门 经 济 定 额 的 实施 。 

4) 制定 工程 造价 资 询 企业 的 资质 标准 并 监督 执行 ， 制 定 工程 造价 管理 专业 技术 人 员 执 
业 资 格 标准 。 

5) 负责 全 国 工 程 造 价 资 询 企 业 资 质 管 理工 作 ， 审 定 全 国 甲 级 工程 造价 资 询 企业 的 
资质 。 

省 、 自 治 区 、 直 辖 市 和 国务 院 其 他 主管 部 门 的 造价 管理 机 构 在 其 管辖 范围 内 行使 相应 的 
管理 职能 ; 省 辖 市 和 地 区 的 造价 管理 部 门 在 所 辖 地 区 内 行使 相应 的 管理 职能 。 

(2) 企 事业 单位 管理 系统 ” 企 事 业 单位 对 工程 造价 的 管理 ， 属 微观 管理 的 范畴 。 

(3) 行业 协会 管理 系统 ”在 全 国 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 一 些 大 中 城市 ， 先 后 成 立 了 
工程 造价 管理 协会 ， 对 工程 造价 资 询 工 作 和 造价 工程 师 实行 行业 管理 。 

我 国 建设 工程 造价 管理 协会 的 业务 范围 包括 : 

1) 人 研究 工程 造价 管理 体制 改革 、 行 业 发 展 、 行 业 政 策 、 市 场 准 入 制度 及 行为 规范 等 理 
论 与 实践 问题 。 

2) 探讨 提高 政府 和 业主 项 目 投资 效益 、 科 学 预测 和 控制 工程 造价 ， 促 进 现代 化 管理 技 
术 在 工程 造价 咨询 行业 的 运用 ， 向 国务 院 建设 行政 主管 部 门 提出 建议 。 

3) 按 受 国 务 院 建设 行政 主管 部 门 委托 ， 承 担 工程 造价 咨询 行业 和 造价 工程 师 执业 资格 
及 职业 教育 等 具体 工作 ， 研 究 提 出 与 工程 造价 有 关 的 规章 制度 及 工程 造价 咨询 行业 的 资质 标 
准 、 合 同 范本 、 职 业 道德 规范 等 行业 标准 ， 并 推动 实施 。 

4) 对 外 代表 我 国 造价 工程 师 组 织 和 工程 造价 咨询 行业 与 国际 组 织 及 各 国 同 行 组 织 建 立 
联系 与 交往 ， 签 订 有 关 协 议 ， 为 会 员 开 展 国际 交流 与 合作 等 对 外 业务 服务 。 

5) 建立 工程 造价 信息 服务 系统 ， 编 辑 、 出 版 有 关 工 程 造价 方面 刊物 和 参考 资料 ， 组 织 
交流 和 推广 工程 造价 咨询 先进 经 验 ， 举 办 有 关 职 业 培 训 和 国际 工程 造价 咨询 业务 研讨 活动 。 

6) 在 国内 外 工程 造价 咨询 活动 中 ， 维 护 和 增进 会 员 的 合法 权益 ， 协 调解 决 会 员 和 行业 
间 的 有 关 问 题 ， 受 理 关 于 工程 造价 咨询 执业 违规 的 投诉 ， 配 合 国务 院 建设 行政 主管 部 门 进行 
处 理 ， 并 向 政府 部 门 和 有 关 方 面 反映 会 员 单位 和 工程 造价 咨询 人 员 的 建议 和 意见 。 
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7) 指导 各 专业 委员 会 和 地 方 造价 管理 协会 的 业务 工作 。 
8) 组 织 完成 政府 有 关 部 门 和 社会 各 界 委托 的 其 他 业务 。 


1,2 预算 员 岗 位 概述 














1.2.1 预算 员 岗 位 职责 


预算 员 主 要 应 具有 以 下 职责 : 

1) 熟悉 施工 图 样 、 设 计 施 工 方案 、 施 工 变 更 、 施 工 文件 及 施工 合同 、 相 关 法 律 法 规 ， 
充分 掌握 项 目 工程 承包 合同 文件 的 经 济 条 款 和 分 承包 文件 ， 并 做 好 合同 交底 工作 。 

2) 负责 工程 预算 的 编制 及 对 项 目 目标 成 本 的 复核 工作 ， 并 根据 现场 实际 情况 ， 对 比 实 
际 成 本 与 目标 成 本 差异 ， 作 出 分 析 。 

3) 参与 各 类 合同 的 洽谈 ， 掌 握 资 料 作出 单价 分 析 ， 供 项 目 经 理 参 考 。 

4) 及 时 掌握 有 关 的 经 济 政策 、 法 规 的 变化 ， 如 人 工 费 、 材 料 费 等 费用 的 调整 ， 及 时 分 
析 提 供 调整 后 的 数据 。 

5) 配合 公司 做 好 项 目 计划 成 本 的 编制 工作 ， 并 能 根据 施工 方案 及 现场 实际 发 生 情况 等 
相关 内 容 提出 合理 化 建议 。 

6) 正确 及 时 编制 好 施工 图 〈 施 工 ) 预算 ， 正 确 计算 工程 量 及 套用 定额 ， 做 好 工料 分 
析 ， 并 及 时 做 好 预算 主要 实物 量 对 比 工 作 。 

7) 施工 过 程 中 要 及 时 收集 技术 变更 和 签证 单 ， 并 依次 进行 登记 编号 ， 及 时 做 好 增 减 
账 ， 作 为 工程 决算 的 依据 。 

8) 正确 及 时 编制 竣工 决算 ， 随 时 掌握 预算 成 本 、 实 际 成 本 ， 做 到 心中 有 数 。 

9) 经 常 性 地 结合 实际 开展 定额 分 析 活 动 ， 对 各 种 资源 消耗 超过 定额 取 定 标 准 的 ， 及 时 
向 项 目 经 理 汇报 。 


1.2.2 预算 员 职 业 道德 


预算 员 的 岗位 职责 决定 了 其 职务 的 重要 性 ， 及 时 、 正 确 地 为 项 目 经 理 作 出 正确 的 预算 以 
及 合理 的 估价 。 预 算 员 的 职业 道德 大 致 有 以 下 几 点 : 

(1) 爱 岗 敬业 ”掌握 预算 员 所 应 具备 的 知识 能 力 ， 并 能 认真 处 理 本 职业 的 一 切 业 务 。 

(2) 诚实 守信 对 于 项 目 成 本 及 相关 编制 的 核算 ,本 着 一 是 一 、 二 是 二 的 态度 ， 准 确 
地 计算 ,不 得 弄虚作假 ,谎报 、 虚 报 。 

(3) 遵 章 守法 ”预算 员 按 照 国 家 及 地 方 的 相关 法 律 法 规 ， 遵 守 预 算 员 的 基本 岗位 职责 。 

职业 道德 是 一 个 员工 所 应 具备 的 最 起 码 的 道德 原则 ， 作 为 预算 员 ， 不 仅 要 具备 作为 员工 
的 一 般 职 业 道德 ， 还 应 本 着 方 约 成 本 的 原则 ， 为 企业 制订 合理 的 预算 计划 ， 为 企业 、 项 目 工 
程 正确 、 合 理 地 使 用 项 目 资源 ， 以 及 实现 资源 的 最 大 化 使 用 作出 正确 的 努力 。 





































































































第 2 音 工程 施工 图 识 读 


2.1 建筑 工程 施工 图 识 读 的 基础 知识 


2.1.1 建筑 工程 施工 图 概述 


建筑 工程 施工 图 是 建筑 施工 设计 文件 之 一 ， 首 先 ， 先 了 解 建筑 施工 设计 文件 的 基础 
知识 。 

1. 建筑 施工 设计 文件 
建筑 工程 设计 文件 是 对 建筑 施工 的 平面 化 的 资料 ， 是 工程 展开 的 必 备 文件 。 一 般 分 为 方 
案 设 计 和 施工 图 设计 两 个 设计 阶段 ， 当 然 大 型 而 且 复 杂 的 建筑 工程 其 设计 过 程 要 更 详细 ， 一 
般 有 方案 设计 、 初 步 设 计 、 施 工 图 设计 三 个 阶段 ， 小 而 简单 的 建筑 工程 设计 只 做 施工 图 
即 可 。 
建筑 工程 设计 文件 由 说 明 书 、 设 计 图 样 、 主 要 设备 、 材 料 表 和 工程 概算 书 等 部 件 组 成 。 
设计 文件 的 次 度 根 据 其 工程 的 不 同 ， 应 满足 以 下 几 个 要 求 : 

1) 经 过 比 选 ， 确 定 设计 方案 。 

2) 确定 土地 征用 范围 。 

3) 据 以 进行 主要 设备 及 材料 订货 。 

4) 确定 工程 造价 ， 据 以 控制 工程 投资 。 

5) 据 以 编制 施工 图 设计 。 

6) 据 以 进行 施工 准备 。 

施工 图 设计 文件 由 封面 、 图 样 目录 、 设 计 说 明 (或 首页 ) ЕҢ, 、 预 算 书 等 组 成 。 各 专 
业 工 程 的 计算 书 作为 技术 文件 归档 ， 一 般 不 外 发 。 

2. 建筑 施工 图 的 组 成 

施工 图 分 为 总 平面 图 、 建 筑 施 工 图 、 结 构 施 工 图 、 设 备 施工 图 四 类 。 

总 平面 图 包括 : 总 平面 布置 图 、 坚 向 设计 图 、 土 方 工程 图 、 管 道 综 合 图 、 绿 化 布置 图 、 
详 图 等 组 成 。 
建筑 施工 图 包括 : 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 地 沟 平 面 图 、 详 图 等 。 

结构 施工 图 包括 : 基础 平面 图 、 基 础 详 图 、 结 构 布 置 图 、 钢 筋 混 凝 土 构件 详 图 、 钢 结构 
详 图 、 木 结构 详 图 、 节 点 构造 详 图 等 。 

设备 施工 图 按 专 业 不 同 ， 有 给 水 排水 图 、 电 气 图 、 弱 电 图 、 采 暧 通风 图 、 动 力图 等 。 

我 们 以 给 水 排水 图 为 例 ， 分 为 室外 给 水 排水 图 和 室内 给 水 排水 图 。 

室外 给 水 排水 图 包括 : 总 平面 图 、 管 道 纵 断面 图 、 取 水 工程 总 平面 图 、 取 水 头 部 〈 取 
Жї) 平 前 面 及 详 图 、 取 水 和 泵 房 平 剖面 及 详 图 、 其 他 构筑 物 平 齐 面 及 详 图 、 输 水 管线 图 、 
给 水 净化 处 理 站 总 平面 图 及 高 程 系统 图 、 各 净化 构筑 物 平 剖面 及 详 图 、 水 和 泵 房 平 训 面 图 、 水 
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塔 、 水 池 配 管 及 详 图 、 循 环 水 构筑 物 的 平 剖面 及 系统 图 、 污 水 处 理 站 的 平面 和 高 程 系 统 图 
等 。 室 内 给 水 排水 图 包括 : 平面 图 、 系 统 图 、 局 部 设施 图 、 详 图 等 。 

青 如 电气 图 ， 分 为 供电 总 平面 图 、 变 配 电 所 图 、 电 力图 、 电 气 照 明 图 、 自 动 控 制 与 自动 
调节 图 、 建 筑 物 防 雷 保护 图 等 。 其 中 ,电气 照 明 图 包括 照明 平面 图 、 照 明 系 统 图 、 照 明 控 制 
图 、 照 明 安装 图 等 。 

又 如 采暖 通风 图 ， 分 为 平面 图 、 剂 面 图 、 系 统 图 及 原理 图 。 平 面 图 包括 : 采暖 平面 图 、 
通风 、 除 尘 平面 图 、 空 调 平面 图 、 冷 冻 机 房 平 面 图 、 空 调 机 房 平面 图 。 剂 面 图 包括 : 通风 、 
除尘 和 空调 剖面 图 、 空 调 机 房 训 面 图 、 冷 冻 机 房 剖面 图 。 系 统 图 包括 : 采暖 管道 系统 图 、 通 
风 空 调和 除尘 管道 系统 图 、 空 调 冷 热 粽 管道 系统 图 。 原 理 图 主要 有 空调 系统 控制 原理 图 等 。 


2.1.2 建筑 施工 图 的 分 类 及 主要 内 容 
施工 图 包括 总 平面 图 、 建 筑 图 、 结 构图 、 给 水 排水 图 、 电 气 图 、 弱 电 图 、 采 暖 通风 图 、 
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动力 图 等 几 种 。 
1. 总 平面 图 
总 平面 图 的 内 容 如 下 。 


(1) 目录 先 列 新 绘制 图 样 ， 后 列 选 用 的 标准 图 、 通 用 图 或 重复 利用 图 。 

(2) 设计 说 明 一 般 工程 的 设计 说 明 ，, 分 别 写 在 有 关 的 图 样 上 。 如 重复 利用 某 一 专门 
的 施工 图 样 及 其 说 明 时 ， 应 详细 注 明 其 编制 单位 名 称 和 编制 日 期 。 如 施工 图 设计 阶段 对 初步 
设计 改变 ， 应 重新 计算 并 列 出 主要 技术 经 济 指标 表 。 

(3) 总 平面 布置 图 

1) 城市 坐标 网 、 场 地 建筑 坐标 图 、 坐 标 值 。 

2) 场地 四 界 的 城市 坐标 和 场地 建筑 坐标 。 

3) 建筑 物 、 构 筑 物 定位 的 场地 建筑 坐标 、 名 称 、 室 内 标高 及 层 数 。 

4) 拆除 旧 建 筑 的 范围 边界 、 相 邻 单位 的 有 关 建 筑 物 、 构 筑 物 的 使 用 性 质 ， 耐 火 等 级 及 
层 数 。 

5) 道路 、 铁 路 和 明 沟 等 的 控制 点 〈 起 点 、 转 折 点 、 终 点 等 ) 的 场地 建筑 坐标 和 标高 、 
坡 向 、 平 曲线 要 素 等 。 

6) 指 北 针 、 风 玫瑰 。 

7) 建筑 物 、 构 筑 物 使 用 编号 时 ， 列 “建筑 物 、 构 筑 物 名 称 编号 表 ”。 

8) ЙЫН: 尺寸 单位 、 比 例 、 城 市 坐标 系统 和 高 程 系统 的 名 称 、 城 市 坐标 网 与 场地 建筑 
坐标 网 的 相互 关系 、 补 充 图 例 、 设 计 依据 等 。 

(4) 坚 向 设计 图 

1) 地 形 等 高 线 和 地 物 。 

2) 场地 建筑 坐标 网 、 坐 标 值 。 

3) 场地 外 围 的 道路 、 铁 路 、 河 渠 或 地 面 的 关键 性 标高 。 

4) 建筑 物 、 构 筑 物 的 名 称 〈 或 编号 ) 、 室 内 外 设计 标高 (包括 铁路 专用 线 设 计 标 高 ) о 

5) 道路 、 铁 路 、 明 沟 的 起 点 、 变 坡 点 、 转 折 点 和 终点 等 的 设计 标高 、 纵 坡度 、 纵 坡 
距 、 纵 坡 向 、 平 曲线 要 素 、 竖 曲线 半径 、 关 键 性 坐标 。 道 路 注 明 单 面 坡 或 双 面 坡 。 

6) 挡 土 墙 、 护 坡 或 土 坎 等 构筑 物 的 坡 项 和 坡 脚 的 设计 标高 。 
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7) 用 高 距 为 0.1 ~0.5m 的 设计 等 高 线 表 示 设 计 地 面 起 伏 状 况 ， 或 用 坡 向 箭头 表明 设计 


地 面 坡 向 。 


8) 指 北 针 。 

9) 说 明 : 尺寸 单位 、 比 例 、 高 程 系 统 的 名 称 、 补 充 图 例 等 。 

(5) 土方 工程 图 

1) 地 形 等 高 线 、 原 有 的 主要 地 形 、 地 物 。 

2) 场地 建筑 坐标 网 、 坐 标 值 。 

3) 场地 四 界 的 城市 坐标 和 场地 建筑 坐标 。 

4) 设计 的 主要 建筑 物 、 构 筑 物 。 

5) 高 距 为 0.25 ~100m 的 设计 等 高 线 。 

6) 20ш x20m 或 40m x40m 方 格 网 ， 各 方 格 点 的 原 地 面 标高 、 设 计 标 高 、 填 挖 高 度 、 





填 区 和 挖 区 间 的 分 界线 、 各 方 格 土方 量 、 总 土方 量 。 


HE. 





7) 土方 工程 平衡 表 。 

8) 指 北 针 。 

9) 说 明 : 尺寸 单位 、 比 例 、 补 充 图 例 、 坐 标 和 高 程 系 统 名 称 、 弃 土 和 取 土 地 点 、 运 
施工 要 求 等 。 

(6) 管道 综合 图 

1) 管道 总 平面 布置 。 
2) 场地 四 界 的 场地 建筑 坐标 。 

3) 各 管线 的 平面 布置 。 

4) 场 外 管线 接 入 点 的 位 置 及 其 城市 和 场地 建筑 坐标 。 
5) 指 北 针 。 

6) 说 明 : 尺寸 单位 、 比 例 、 补 充 图 例 。 

(7) 绿化 布置 图 

1) 绿化 总 平面 布置 。 
2) 场地 四 界 的 场地 建筑 坐标 。 

3) 植物 种 类 及 名 称 、 行 距 和 株距 尺寸 、 群 栽 位 置 范围 、 各 类 植物 数 。 

4) 建筑 小 品 和 美化 设施 的 位 置 、 设 计 标 高 。 

5) 指 北 针 。 

6) 说 明 : 尺寸 单位 、 比 例 、 图 例 、 施 工 要 求 等 。 

(8) 详 图 道路 标准 横断 面 、 路 面 结构 、 混 凝 土路 面 分 格 、 铁 路 路 基 标 准 横断 面 、 小 





























桥涵 、 挡 土 墙 、 护 坡 、 建 筑 小 品 等 详 图 。 

















(9) 计算 书 设计 依据 、 计 算 公 式 、 简 图 、 计 算 过 程 及 成 果 等 。 计 算 书 作为 技术 文件 








归档 , 不 外 发 。 


2. 建筑 图 

建筑 图 包括 以 下 内 容 : 

(1) Нж 先 列 新 绘制 图 样 ， 后 列 选 用 的 标准 图 或 重复 利用 图 。 
(2) 首页 

1) 设计 依据 。 
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2) 本 项 工程 设计 规模 和 建筑 面积 。 

3) 本 项 工程 的 相对 标高 与 总 平面 图 绝对 标高 的 关系 。 

4) 用 料 说 明 : 室外 用 料 做 法 可 用 文字 说 明 或 部 分 用 文字 说 明 ， 部 分 直接 在 图 上 引 注 或 
加 注 索引 符号 。 室 内 装修 部 分 除 用 文字 说 明 外 ， 也 可 用 室内 装修 表 ， 在 表 内 填写 相应 的 做 法 
或 代号 。 

5) 特殊 要 求 的 做 法 说 明 。 

6) 采用 新 材料 、 新 技术 的 做 法 说 明 。 

















7) 门窗 表 。 
(3) 平面 图 平面 图 有 各 楼 层 平面 图 及 屋顶 平面 图 。 
楼 层 平面 图 包括 : 





1) 墙 、 柱 、 埃 、 门 窗 位 置 及 编号 、 门 的 开局 方向 、 房 间 名 称 或 编号 、 轴 线 编号 等 。 
2) ЖЕН (开间 )、 跨 度 (进深 ) 尺寸 、 墙 体 厚度 、 柱 和 墩 断面 尺寸 。 

3) 轴线 间 尺 寸 、 门 窗 洞 口 尺寸 、 分 段 尺寸 、 外 包 总 尺寸 。 

4) 伸缩 缝 、 沉 降 缝 、 防 震 颖 等 位 置 及 尺寸 。 

5) ПАН, ЖШ, в... ЯН, МН. 

6) 电梯 、 楼 梯 位 置 及 上 下 方向 示意 及 主要 尺寸 。 

7) 地 下 室 、 平 侣 、 阀 楼 、 人 了 和 孔 、 墙 上 留 洞 位 置 尺寸 与 标高 ， 重 要 设备 位 置 尺寸 与 标 


















































8) 铁轨 位 置 、 轨 距 和 轴线 关系 尺寸 ; 起 重 机 型 号 、 吨 位 、 跨 度 、 行 驶 范围 ; 起 重 机 梯 
ЇЕ, 天 窗 位 置 及 范围 。 

9) На. ЕЖ, МР. ЖӘН, ОК. ХОН, АСЕР, ЖА. МСН, ІНІ. Т 
水 管 位 置 及 尺寸 。 

10) 室内 外 地 面 标 高 、 设 计 标 高 、 楼 层 标 高 。 

11) 襄 切 线 及 编号 〈 只 注 在 底层 平面 图 上 ) 。 

12) 有 关 平面 图 上 节点 详 图 或 详细 索引 号 。 

13) 指 北 针 。 

14) 根据 工程 复杂 程度 ， 绘 出 的 夹层 平面 图 、 高 窗 平 面 图 、 吊 项 、 留 洞 等 局 部 放大 平 
面 图 。 

屋顶 平面 图 的 内 容 有 : 墙 檐 口 、 檐 沟 、 屋 面 坡度 及 坡 向 、 落 水 口 、 屋 湖 ( 分 水 线 )、 变 
形 缝 、 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 间 、 天 窗 、 屋 面 上 人 和 孔 、 室 外 消防 梯 、 详 图 索引 号 等 。 

(4) 立 面 图 

1) 建筑 物 两 端 及 分 段 轴线 编号 。 

2) ЖЛ, ЖН, Ж, НАТЕ, ОАЕ, ВЕ. ЮВ, Н, Ша, 
FF. АГ. МЕ, Жа. ЖЖ. ШЫ, РАА, LJ. 84, 1135, МСГ. ЖИНД, ИОК 
线 等 。 

3) 门窗 典型 示范 具体 形式 与 分 格 。 

4) 各 部 分 构造 、 装 饰 节点 详 图 索引 、 用 料 名 称 或 符号 。 

5) 立 面 总 高 、 层 高 及 各 细部 尺寸 。 

(5) 剖面 图 
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1) 墙 、 柱 、 轴 线 、 轴 线 编号 。 

2) 室外 地 面 、 底 层 地 面 、 各 层 楼 板 、 吊 项 、 屋 架 、 屋 顶 各 组 成 层次 、 出 屋面 烟 婴 、 天 
窗 、 挡 风 板 、 消 防 梯 、 榴 口 、 女 儿 墙 、 门 、 窗 、 吊 车 粱 、 走 道 板 、 梁 、 铁 轨 、 楼 梯 、 人 台阶 、 
ЖӘН, НК. йл. Ға. На. МЕ. ШІН, ШІН, Ны. МЛ ЖА ЕЗ. 

3) 高 度 尺 寸 : 门 、 窗 、 洞 口 高 度 、 层 间 高 度 、 总 高 度 等 。 

4) 标高 : 底层 地 面 标高 ; 各 层 楼 面 及 楼 梯 平 台 标 高 ; 屋面 榴 口 、 女 儿 墙 项 、 烟 秽 顶 标 
高 ; 高 出 屋面 的 水 箱 间 、 楼 梯 间 、 电 梯 机 房 项 部 标高 ; 室外 地 面 标高 ; 底层 以 下 地 下 各 层 
标高 。 

5) 节点 构造 详 图 索引 号 。 

(6) 地 沟 图 供水 、 暧 、 电 、 气 管线 布置 的 地 沟 ， 如 比较 人 简单， 内容 较 少 ,不致 影响 
建筑 平面 图 的 清晰 程度 时 ， 可 附 在 建筑 平面 图 上 ， 复杂 地 沟 男 绘 地 沟 图 。 地 沟 图 包括 地 沟 平 
面 图 及 地 沟 详 图 。 

地 沟 平 面 图 内 容 有 : 地 沟 平 面 位 置 、 地 沟 与 相 邻 墙 体 、 柱 等 相距 尺寸 。 

地 沟 详 图 内 容 有 : 地 沟 构造 做 法 、 沟 体 平面 净 宽度 、 沟 底 标 高 、 沟 底 坡 向 、 地 沟 盖 板 及 
过 梁 明细 表 、 市 点 索引 号 等 。 

(7) ЇЕ | 当 上 列 图 样 对 有 些 局 部 构造 、 艺 术 装 饰 处 理 等 未 能 清楚 表示 时 ， 则 绘制 详 
图 。 详 图 中 应 构造 合理 、 用 料 做 法 相宜 ， 位 置 尺寸 准确 。 详 图 编号 应 与 详 图 索引 号 一 致 。 

(8) ТЖ ”有关 采 光 、 视 线 、 音 响 等 建筑 物理 方面 的 计算 书 ， 作 为 技术 文件 归档 ， 



















































































不 外 发 。 
3. 结构 图 
结构 图 包括 以 下 内 容 : 


(1) 目录 先 列 新 绘制 图 样 ， 后 列 选用 标准 图 或 重复 利用 图 。 

(2) 首页 (设计 说 明 ) 

1) 所 选用 结构 材料 的 品种 、 规 格 、 型 号 、 强 度 等 级 等 ， 某 些 构件 的 特殊 要 求 。 

2) 地 基 土 概况 ， 对 不 良 地 基 的 处 理 措施 和 基础 施工 要 求 。 

3) 所 采用 的 标准 构件 图 集 。 

4) 施工 注意 事项 : 如 施工 颖 的 设置 特殊 构件 的 拆 模 时 间 、 运 输 、 安 装 要 求 等 。 

(3) 基础 平面 图 

1) 承重 增 位 置 、 柱 网 布置 、 基 坑 平 面 尺寸 及 标高 ， 纵 横 轴 线 关 系 、 基 础 和 基础 梁 布 置 
及 编号 、 基 础 平面 尺寸 及 标高 。 

2) 基础 的 预 留 孔 洞 位 置 、 尺 寸 、 标 高 。 

3) 桩 基 的 桩 位 平面 布置 及 桩 承 台 平面 尺寸 。 

4) 有 关 的 连接 节点 详 图 。 

5) ЖАНД: 如 基础 埋 置 在 地 基 土 中 的 位 置 及 地 基 土 处 理 措 施 等 。 

(4) 基础 详 图 

1) 条 形 基础 的 剖面 (包括 配 筋 、 防 潮 层 、 地 基 梁 、 垫 层 等 ) 、 基 础 各 部 分 尺寸 、 标 高 
及 轴线 关系 。 

2) 独立 基础 的 平面 及 剖面 〈 包 括 配 筋 、 基 础 粱 等 ) 、 基 础 的 标高 、 太 才 及 轴线 关系 。 

3) 桩 基 的 承 台 深 或 承 台 板 钢筋 混凝土 结构 、 桩 基 位 置 、 桩 详 图 、 桩 插入 承 台 的 构 
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造 等 。 


4) 侯 形 基础 的 钢筋 混凝土 染 板 详 图 以 及 承重 墙 、 柱 位 置 。 

5) 箱 形 基础 的 钢筋 混凝土 墙 的 平面 、 剖 面 、 立 面 及 其 配 筋 。 

6) ЖИН. 基础 材料 、 防 潮 层 做 法 、 杯 口 填 颖 材料 等 。 

(5) 结构 布置 图 多 层 建筑 应 有 各 层 结构 平面 布置 图 及 屋面 结构 平面 布置 图 。 
各 层 结构 平面 布置 图 内 容 包 括 : 
1) 与 建筑 图 一 致 的 轴线 网 及 墙 、 柱 、 深 等 位 置 、 编 号 。 

2) 预制 板 的 跨度 方向 、 板 号 、 数 量 、 预 留 孔洞 位 置 及 其 尺寸。 

3) 现 浇 板 的 板 号 、 板 厚 、 预 留 孔洞 位 置 及 其 尺寸 ， 钢 筋 平 面 布置 、 板 面 标高 。 

4) 圈 深 平面 布置 、 标 高 、 过 梁 的 位 置 及 其 编号 。 

屋面 结构 平面 布置 图 内 容 除 按 各 层 结构 平面 布置 图 内 容 外 ， 还 应 有 屋面 结构 坡 比 、 坡 
、 屋 消 及 檐 口 处 的 结构 标高 等 。 

单 层 有 起 重 机 的 厂房 应 有 构件 布置 图 及 屋面 结构 布置 图 。 

构件 布置 图 内 容 包括 : 柱 网 轴线 ; 柱 、 墙 、 吊 车 梁 、 连 系 染 、 基 础 粱 、 过 梁 、 柱 间 文 撑 



























































等 的 布置 构件 标高 详 图 索引 号 ; 有 关 说 明 等 。 











屋面 布置 图 内 容 包括 : 柱 网 轴线 ; 屋面 承重 结构 的 位 置 及 编号 、 预 留 孔 洞 的 位 置 、 节 点 


详 图 索引 号 、 有 关 说 明 等 。 


(6) 钢筋 混凝土 构件 详 图 现 效 构件 详 图 内 容 包括 : 

1) ЭМН: 长 度 、 轴 线 号 、 标 高 及 配 筋 情 况 、 染 和 板 的 支承 情况 。 

2) apimi: 轴线 号 、 断 面 尺寸 及 配 筋 。 

3) 留 洞 、 预 埋 件 的 位 置 、 尺 寸 或 预 埋 件 编号 等 。 

4) 说 明 : 混凝土 强度 等 级 、 钢 筋 级 别 、 焊 条 型 号 、 预 埋 件 索引 号 、 施 工 要 求 等 。 

(7) 节点 构造 详 图 预制 框架 或 装配 整体 框架 的 连接 部 分 、 楼 层 构件 或 柱 与 墙 的 锚 接 














等 ， 均 应 有 节点 构造 详 图 。 
节点 构造 详 图 应 有 平面 、 剖 面 ， 按 节点 构造 表示 出 连接 材料 、 附 加 钢筋 、 预 埋 件 的 规 
格 、 型 号 、 数 量 、 连 接 方 法 以 及 相关 尺寸 、 与 轴线 关系 等 。 








4. 室内 给 水 排水 图 

室内 给 水 排水 图 包括 以 下 内 容 : 

(1) Нж 先 列 新 绘制 图 样 ， 后 列 选 用 的 标准 图 或 重复 利用 图 。 

(2) 设计 谨 明 设计 说 明 分 别 写 在 有 关 的 图 样 上 。 

(3) 平面 图 

1) 底层 及 标准 层 主要 轴线 编号 、 用 水 点 位 置 及 编号 、 给 水 排水 管道 平面 布置 、 立 管 位 





























置 及 编号 、 底 层 给 水 排水 管道 进出 口 与 轴线 位 置 尺 寸 和 标高 。 


面 图 。 


水 管道 平面 布置 图 。 








2) 热 交 换 絮 站 、 开 水 间 、 了 卫生间、 给 水 排水 设备 及 管道 较 多 的 地 方 ， 应 有 局 部 放大 平 














3) 建筑 物 内 用 水 点 较 多 时 ， 应 有 各 层 平 面 卫 生 设 备 、 生 产 工 艺 用 水 设备 位 置 和 给 水 排 














(4) 系统 图 各 种 管道 系统 图 应 表明 管道 走向 、 管 径 、 坡 度 、 管 长 、 进 出 口 〈 起 点 、 








末 点 ) 标高 、 各 系统 编号 、 各 楼 层 卫 生 设备 和 工艺 用 水 设备 的 连接 点 位 置 和 标高 。 在 系统 
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图 上 应 注 明 室内 外 标高 差 及 相当 于 室内 底层 地 面 的 绝对 标高 。 

(5) 局 部 设施 ” 当 建 筑 物 内 有 提升 、 调 节 或 小 型 局 部 给 水 排水 处 理 设施 时 ， 应 有 其 平 
面 、 痢 面 及 详 图 ， 或 注 明 引用 的 详 图 、 标 准 图 等 。 

(6) 详 图 凡 管 道 附件 、 设 备 、 仪 表 及 特殊 配件 需要 加 工 又 无 标准 图 可 以 利用 时 ， 应 





有 相应 的 详 图 。 
5. 电气 照明 图 
电气 照明 图 包括 以 下 内 容 : 


(1) 照明 平面 图 

1) 配 电 箱 、 灯 有 具 、 开 关 、 插 座 、 线 路 等 平面 布置 。 

2) 线路 走向 、 引 入 线 规格 。 

3) 说 明 : 电源 电压 .引入 方式 ;导线 选 型 和 敷设 方式 ;照明 器 具 安 装 高 度 ;接地 或 接 零 。 

4) 照明 器 具 、 材 料 表 。 

(2) 照明 系统 图 (简单 工程 不 出 图 ) 配 电 箱 、 开 关 、 熔 断 器 、 导 线 型 号 规格 、 保 护 管 
管 径 和 敷设 方法 、 照 明 器 具名 称 等 。 

(3) 照明 控制 图 包括 照明 控制 原理 图 和 特殊 照明 装置 图 。 

(4) 照明 安装 图 包括 照明 器 具 及 线路 安装 图 〈 尽 量 选 用 标准 图 ) 。 

6. 通风 采暖 图 

(1) 目录 先 列 新 绘制 图 样 ， 后 列 选 用 的 标准 图 或 重复 利用 图 。 

(2) 首页 (设计 说 明 ) 

1) 采暖 总 耗 热 量 及 空调 冷 热 负 和 荷 、 耗 热 、 耗 电 、 耗 水 等 指标 。 

2) 热 媒 参数 及 系统 总 阻力 ， 散 热 器 型 号 。 

3) 空调 室内 外 参数 、 精 度 。 

4) 制冷 设计 参数 。 

5) 空气 洁净 室 的 净化 级 别 。 

6) 隔 热 、 防 腐 、 材 料 选用 等 。 

7) 图 例 、 设 备 汇总 表 。 

(3) 平面 图 平面 图 分 有 采暖 平面 图 ; 通风 、 除 持平 面 图 ; 空调 平面 图 、 冷 并 机房 平 
面 图 、 空 调 机 房 平 面 图 等 。 

采暖 平面 图 主要 内 容 包括 : 采暖 管道 、 散 热 右 和 其 他 采暖 设备 、 采 暖 部 件 的 平面 布置 ， 
标注 散热 器 数量 、 干 管 管 径 、 设 备 型 号 规格 等 。 

通风 、 除 尘 平 面 图 主要 内 容 包 括 : 管道 、 阀 门 、 风 口 等 平面 布置 ,标注 风 管 及 风口 尺 
才 、 各 种 设备 的 定位 尺寸 、 设 备 部 件 的 名 称 规格 等 。 

空调 平面 图 主要 内 容 除 包括 通风 、 除 持平 面 图 内 容 外 ， 还 增加 标注 各 房间 基准 温度 和 精 
度 要 求 、 精 调 电 加 热 器 的 位 置 及 型 号 、 消 声 器 的 位 置 及 尺寸 等 。 

冷冻 机 房 平 面 图 主要 内 容 包括 : 制冷 设备 的 位 置 及 基础 尺寸 、 冷 媒 循 环 管道 与 冷却 水 的 
走向 及 排水 沟 的 位 置 、 管 道 的 阀门 等 。 

空调 机 房 平 面 图 主要 内 容 包括 : 风 管 、 给 水 排水 及 冷 热 媒 管 道 、 阀 门 、 消 声 絮 等 平面 位 
置 ， 标 注 管 径 、 断 面 尺 寸 、 管 道 及 各 种 设备 的 定位 尺寸 等 。 

(4) 剖面 图 ”剖面 图 分 有 通风 、 除 尘 和 空调 剖面 图 ; 空调 机 房 、 冷 并 机房 剖面 图 。 
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通风 、 除 尘 和 空调 剖面 图 主要 内 容 包括 : 对 应 于 平面 图 的 管道 、 设 备 、 零 部 件 的 位 置 。 
标注 管 径 、 截 面 尺寸 、 标 高 ; 进 排 风口 形式 、 尺 寸 及 标高 、 空 气流 向 、 设 备 中 心 标高 、 风 管 
出 屋面 的 高 度 、 风 帽 标 高 、 拉 索 固 定 等 。 

空调 机 房 、 冷 冻 机 房 剖 面 图 主要 内 容 包 括 : 通风 机 、 电 动机 、 加 热 器 、 冷 却 器 、 消 声 
只 、 风 口 及 各 种 阀门 部 件 的 竖 向 位 置 及 尺寸 ; 制冷 设备 的 竖 向 位 置 及 尺寸 。 标 注 设 备 中 心 、 
基础 表面 、 水 池 、 水 面 线 及 管道 标高 、 汽 水 管 的 坡度 及 坡 向 。 

(5) 系统 图 系统 图 分 有 采暖 管道 系统 图 、 通 风 空 调和 除尘 管道 系统 图 、 空 调 冷 热 媒 
管道 系统 图 。 系 统 图 中 应 标注 管道 的 管 径 、 坡 度 、 坡 向 及 有 关 标 高 ， 各 种 阀门 、 减 压 器 、 加 
Жа. А. ШЕ, ЖЕП, АП, А НЕМЕН АРЕ 

(6) 原理 图 空调 系统 控制 原理 图 内 容 有 : 

1) 整个 空调 系统 控制 点 与 测 点 的 联系 、 控 制 方案 及 控制 点 参数 。 

2) 空调 和 控制 系统 的 所 有 设备 轮廓 、 空 气 处 理 过 程 的 走向 。 

3) 仪表 及 控制 元 件 型 号 。 

(7) 计算 书 有 关 和 采暖 、 通 风 、 除 尘 、 空 调 、 制 冷 和 净化 等 各 种 设备 的 选择 计算 等 ， 
作为 技术 文件 归档 ， 不 外 发 。 


2.2 工程 施工 图 图 例 符号 

































































2.2.1 工程 施工 图 常用 图 例 符号 


. 剖 切 符号 

剖面 的 谢 切 符号 ， 由 剖 切 位 置 线 及 齐 视 方向 线 组 成 ， 均 以 粗 实 线 绘制 。 剖 切 位 置 线 长 度 
宜 为 6~10mm; 剖 视 方向 线 应 垂直 于 剖 切 位 置 线 ， 长 度 应 短 于 放 切 位 置 线 ， 宜 为 4~6mm。 
剖面 谢 切 符号 的 编号 ， 宜 采用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 由 左 至 右 、 由 下 至 上 连续 编排 ， 注 写 在 剖 
视 方向 线 的 端 部 。 剂 面 剖 切 符号 不 宜 与 图 面 上 的 图 线 相 接触 。 需 要 转折 的 齐 切 位 置 线 ， 在 转 
折 处 如 与 其 他 图 线 发 生 混淆 ， 应 由 转角 的 外 侧 加 注 与 该 符号 相同 的 编号 (图 2-1) 。 

断面 训 切 符号 ， 只 用 剖 切 位 置 线 表示 ， 以 粗 实 线 绘制 ， 长 度 宜 为 6 ~10mm。 断 面 剖 切 
符号 的 编导 ， 宜 采用 阿拉 伯 数 字 ， 按 顺序 连续 编制 、 注 写 在 痢 切 位 置 线 的 一 侧 ， 编 号 所 在 的 
一 侧 应 为 该 断面 的 训 视 方向 〈 图 2-2) 。 






















































































图 2-1 剖面 痢 切 符号 图 2-2 ”断面 训 切 符号 



































2. 索引 符号 
图 样 中 的 某 一 局 部 或 构件 ， 如 需 另 见 详 图 以 索引 符号 索引 〈 图 2-3a) ， 索 引 符号 的 圆 及 





Ё 
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直径 均 以 细 实 线 绘制 ， 圆 的 直径 为 10mm。 索 引 符 号 应 按 下 列 规定 编号 : 
1) 索引 出 的 详 图 如 与 被 索引 的 图 样 同 在 一 张 图 样 内 ， 应 在 索引 符号 的 上 半圆 中 用 阿拉 
伯 数 字 注 明 该 详 图 的 编号 ， 并 在 下 半圆 中 间 画 一 段 水 平 细 实 线 (图 2-3b)。 


a) b) с) d) 


图 23 索引 符号 




















2) 索引 出 的 详 图 如 与 被 索引 的 图 样 不 在 同一 张 图 样 内 ， 应 在 索引 符号 的 下 半圆 中 用 阿 
拉 伯 数字 注意 该 详 图 所 在 图 样 的 图 样 号 (图 2-3c)。 
3) 索引 出 的 详 图 如 采用 标准 图 ，/IN (23 ГСО я 














5 
应 在 索引 符号 水 平 直径 的 延长 线 上 加 Ñ 
注 该 标准 图 册 的 编号 (图 2-3d)。 
索引 符号 如 用 于 索引 剖面 详 图 ， 
应 在 被 剖 切 的 部 位 绘制 前 切 位 置 线 ， | 
并 以 引出 线 引 出 索引 符号 ， 引 出 线 所 
在 的 一 侧 应 为 剂 视 方向 图 24)。 824 ”用 于 索引 剂 面 详 图 的 索引 符号 
3. 详 图 符号 





详 图 的 位 置 和 编号 ， 以 详 图 符号 表示 。 详 图 符号 以 粗 实 线 绘制 ， 直 径 为 14mm。 详 图 应 
按 下 列 规定 编号 : 

1) 详 图 与 被 索引 的 图 样 同 在 一 张 图 样 内 时 ， 应 在 详 图 符号 内 用 阿拉 伯 数 字 注 明 详 图 的 
编号 (图 2-5a)。 


2) 详 图 与 被 索引 的 图 样 ， 如 不 在 同一 张 图 样 内 ， 
可 用 细 实 线 在 详 图 符号 内 画 一 水 平 直 径 ， 在 上 半圆 中 
注 明 详 图 编号 ， 在 下 半圆 中 注 明 被 索引 图 样 的 图 样 号 
(图 2-5b)。 : : 


4. 引出 线 
引出 线 以 细 实 线 绘制 ， 采用 水 平方 向 的 直线 ， 与 。。 Ме" ао 

水 平方 向 成 30"、45°、60°、90° 的 直线 ， 或 经 上 述 角 0) хи ИН жшн 

度 再 折 为 水 平 的 折线 。 文 字 说 明 注 写 在 横 线 的 上 方 或 

模 线 的 端 部 。 同 时 引出 几 个 相同 部 分 的 引出 线 ， 宜 互相 平行 ， 也 可 写成 集中 于 一 点 的 放射 

线 。 索 引 详 图 的 引出 线 对 准 索引 符号 的 圆心 (182-6). 


> 文字 说 明 文字 说 明 文字 说 明 文字 说明 


图 2-6 引出 线 
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多 层 构 造 或 多 层 管道 共用 引出 线 ， 应 通过 被 引出 的 各 层 。 文 字 说 明 注 写 在 横 线 的 上 方 或 
横 线 的 端 部 ， 说 明 的 顺序 由 上 至 下 ， 并 与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 。 如 层次 为 横向 排列 ， 则 由 
上 至 下 的 说 明 顺 序 应 与 由 左 至 右 的 层次 相互 一 致 〈 图 2-7) 。 

5. 其 他 符号 

对 称 符号 用 细 线 绘制 ， 如 图 2-8 所 示 。 平 行 线 长 度 为 6 ~ 10mm， 平 行 线 的 间距 为 2 ~ 
3mm， 平 行 线 在 对 称 线 两 侧 的 长 度 应 相等 。 



































一 水 泥 砂 22 

ан 227 

一 3:7 灰 土 АГ хонь 

一 素 土 夯实 (а Ее 
28 ЕЯ 
722 жж 

шэг (Л) =e 
ди 
27 ”多 层 构造 引出 线 82-8 ”对 称 符号 





连接 符号 以 折断 线 表 示 需 连接 的 部 位 ， 以 折断 线 两 端 罪 图 样 一 侧 的 大 写 拉丁 字母 表示 连 
接 编 号 。 两 个 被 连接 的 图 样 ， 必 须 用 相同 的 字母 编号 (图 239)。 

站 北 针 用 细 实 线 绘制 ， 如 图 1-10 所 示 。 圆 的 直径 为 24mm， 指 针 尾 部 的 宽度 宜 为 3mm。 
需 用 较 大 直径 绘制 指 北 针 时 ， 指 针 尾 部 宽度 宜 为 直径 的 1/3。 


шин шин l| 


429 连接 符号 12-10 НЕН 
































2.2.2 建筑 材料 图 例 


常用 的 建筑 材料 图 例 见 表 2-1。 
表 2-1 常用 的 建筑 材料 图 例 
名 Ж 图 fl 说 Mj 





=”: 
н 














1 然 土壤 тт, 包括 各 种 自然 土壤 
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(2%) 
序 号 д Ж ЭГ: 说 DJ 
2 夯实 土壤 жата 
3 砂 、 灰 圭 靠近 轮廓 线 点 较 密 的 点 
Р дол rp ° ° °A 
碎 砖 三 合 土 'о A? 
5 天 然 石材 @ 2 包括 岩层 、 翻 体 、 铺 地 、 贴 面 等 材料 
72 
8 耐火 夸 2 22 包括 耐酸 砖 等 
9 5з [БЛ El 包括 各 种 多 孔 夸 
10 ИП 11000101 包括 铺 地 砖 、 陶 盗 锦 砖 、 人 造 大 理 石 等 
" 混凝土 80555068 包括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 的 混凝土 
Ч о 
12 钢筋 混凝土 在 章 面 图 上 夯 钢 筋 时 ， 不 画图 例 线 
se uye Om om Он : РЕ ы 
13 Ж, Йй i n 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
М ж NZ N Z NZ | 
” "Эг СОО 包括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 加 气 混 凝 
ХХ 土 、 泡 沫 塑料 、 软 木 等 
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( 续 ) 
序 号 ЕЕ” ГЕН! 说 明 
包 ж, ЖЕЛІ, ЛЕЙ, 丝 板 、 纤 维 
16 松散 材料 (| м 包括 水 届 、 石 灰 木 局 、 稻 壳 等 
— [一 
| x @ [й 上 图 为 模 断 面 ， 左 上 图 为 热 木 、 木 砖 、 木 龙 
ш 4/2 骨 、 下 图 为 纵 断 面 
сана: цавыг Б 
18 胶合 板 — атағына 注 明 几 层 胶合 板 
19 石膏 板 
E======= 
20 金属 LL EF 包括 各 种 金属 
2 网 状 材料 ухлухлухл 包括 金属 、 塑 料 等 网 状 材料 
[EN 
22 液体 — 注 明 液体 名 称 
一 一 一 一 包括 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 钢 化 
玻璃 等 
24 橡胶 Е Z Z к^ 
25 2 САС | 包括 各 种 软 、 硬 塑料 及 有 机 玻璃 等 
— иш s= 
26 防水 材料 构造 层次 多 或 比例 较 大 时 ， 采 用 上 面 图 例 
27 794 本 图 例 点 采用 较 稀 的 点 
2.2.3 建筑 构造 图 例 





建筑 构造 图 例 见 表 2-2 。 


表 2-2 建筑 构造 图 例 




















序 号 я Ж ГЕ 说 BJ 
1 JENI ээг 包括 砖 增 、 混 凝 土 墙 、 砌 块 墙 
та 
: ба Ес жі 板 、 金 属 材料 等 
[Y] На 


































































































































































































зов 工程 施工 图 识 读 23 
( 续 ) 
序 号 5 Ж 图 ж й 明 
22 上 图 为 非 金 属 扶手 
: ши 下 图 为 金属 扶手 
| 
БЕ Е 
25 上 图 为 底层 楼 梯 平 面 ， 中 图 为 中 间 层 楼 梯 平 
5 楼 梯 fH 面 ， 下 图 为 顶层 楼 梯 平 面 
"ИТ. 楼 梯形 式 及 步 数 按 实际 情况 而 定 
[БЕЙ 
222) | қ 
6 检查 孔 к 左 图 为 可 见 检查 孔 ， 右 图 为 不 可 见 检 查 孔 
олу 
‚ПО 
|” 00 
9 墙 预 留 洞 БС ТАҚ жатық 
10 7311) === 
(| = | mio] 
2.2.4 建筑 门窗 图 例 








建筑 门窗 图 例 见 表 2-3. 











表 2-3 建筑 门窗 图 例 
序号 | 名 Ж 图 й 说 明 | 序号 | 名 Ж 图 f 说 明 





























包括 平 开 5 双肩 双 面 
нй ИТПИ Ж 弹簧 门 
































BM] 














š 
jg, 
т 
22 

Ч 








Se | 
准 拉 门 一 一 、 
10 双肩 双 层 门 

ШЕЛІ 



































5 н 5 ан === 
ҮЛ 12 Сэ г ЫШ С 
5 аня | Е 







































































7 | ЧН > _ 
弹簧 门 14 双 扇 推拉 


НЕ. 本 表 所 列 图 例 适 用 于 平面 图 中 。 
2.2.5 结构 构件 代号 


预制 钢筋 混凝土 构件 、 现 浇 钢 筋 混凝土 构件 、 钢 构件 和 木 构 件 ， 一 般 可 直接 采用 表 2-4 
所 列 构件 代号 。 
























































表 2-4 常用 构件 代号 





































































































序 号 名 Ж 代 号 序 号 名 Ж 代 号 
1 板 B 22 Еп WJ 
2 屋面 板 WB 23 托 架 TJ 
3 空心 板 KB 24 Жи GJ 
4 МЕ СВ 25 框架 KJ 
5 Ж 7В 26 ШЕ 4 GJ 
6 密 肋 板 MB 27 支架 ZJ 
7 楼 梯 板 TB 28 柱 Z 
8 盖 板 或 沟 盖 板 CB 29 基础 J 
9 当 雨 板 或 榴 口 板 YB 30 设备 基础 SJ 
10 起 重 机 安全 走道 板 DB 31 Ж ZH 
11 墙 板 QB 32 柱 间 支 撑 ZC 
12 天 沟 板 TGB 33 Не GC 
13 梁 工 34 水 平 支撑 SC 
14 屋面 梁 WL 35 Ж T 
15 吊车 梁 DL 36 ШЕ ҮР 
16 圈 梁 QL 37 阳台 YT 
17 过 梁 GL 38 ад LD 
18 W LL 39 预 埋 件 M 
19 дя Л, 40 天 窗 端 壁 TD 

20 楼 梯 梁 TL 41 钢筋 网 w 
21 Ж LT 42 钢筋 骨架 G 
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预 应 力 钢筋 混凝土 构件 代号 ， 应 在 构件 代号 前 加 注 “Y-”， 如 Y-DL 表示 预 应 力 钢筋 混 
凝 土 吊车 梁 。 


2.2.6 建筑 钢筋 及 焊接 网 图 例 
1. 钢筋 图 例 



































































































































一 般 常 用 钢筋 图 例 见 表 2-5 。 
Ж 2-5 一般 常用 钢筋 图 例 
序 号 名 Ж ЕЕЕ й 9 
1 钢筋 横断 面 @ 
22223 = == = КР Ka 8401216 E Atin n fE 59 811 
2 2055 ЈАЧА Yin 端 部 Ї 45。 短 画 线 表示 
І АРЕ 50 
{ШИР 
4 带 直 钧 的 钢筋 端 部 = === 
5 带 螺纹 的 钢筋 端 部 = 
6 无 弯 钧 的 钢筋 搭 接 一 -一 一 一 
1 ТЕТТІЛІ 
钢筋 搭 接 
3 带 直 钩 的 
= li> 
钢筋 搭 接 
套 管 接头 тариг 
(花篮 螺栓 ) 

















预 应 力 钢 筋 图 例 见 表 2-6。 
Ж26 ， 预 应 力 钢筋 图 例 

































































序号 名 Ж ПШ 序号 | 80 ни 
1 ИЗИ |--------| 4 хил,» 
在 预 留 孔 道 或 管子 
2 中 的 后 张 法 预 С 5 固定 端 销 具 | 
БЕЗИН 
ШЕТІ ин 十 6 | лион © 


2. 焊接 网 图 例 
常用 焊接 网 图 例 见 表 2-7。 
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表 2-7 常用 焊接 网 图 例 












































序号 | 8 Ж 图 Dl 序号 | 8 Ж 图 Bl 
; 一 片 钢筋 ‚ | 一行 相同 的 [К 
网 平面 图 钢筋 网 平面 图 САЙ 






















































































































































































2.2.7 钢 结 构图 例 
型 钢 图 例 见 表 2-8 
#28 ”型钢 图 例 

序 号 名 Ж 图 fm 序 号 名 Ж 图 例 
1 等 边 角 钢 ШЕ 7 ДИЙ @ 
2 不 等 边 角 钢 їй 8 钢管 ( 
3 工 字 钢 | 9 方 钢管 m 
4 ИТҮ; Ë 10 卷 边 角 钢 N 
5 эг 7Й " ӨВЧИН Ë 
6 扁 钢 、 钢 板 一 一 12 БЭЛ 7Э 4 

Ж29 螺栓 、 孔 、 电 焊 钾 钉 图 例 

序 号 # Ж 图 pi 说 明 
1 永久 螺栓 Фф. . 
2 高 强 螺栓 э в 
з КҮҮ -ф— Kf 

L. 细 “ +” 线 表示 定位 线 
| | 2. 必须 标注 螺栓 孔 、 电 焊 鲍 钉 直径 

Я ТТР з 必须 标注 螺栓 孔 、 电 和 焊 锦 钉 直 和 
5 长 圆 形 螺 栓 孔 --- ы 
6 ИЕТ о ар 
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2.2.8 木 结构 图 例 


木 结构 图 例 见 表 2-10。 





Ж240 ЖАМІ 



























































































































































序 5 名 Ж Жо 
1 АІЖ 
1 未 材 的 前 面 图 均 应 夯 出 横 纹 线 或 
2 чи | Ж: 
ЭР КЎ 顺 纹 线 
| < 2. 立 面 图 一 般 不 画 森 纹 线 ， 但 木 链 
222) ИЯ: 
4 木板 ЕЖ 
ҖЕ ҖЕ 
+ 
5 шан 当 为 钢 夹板 时 ， 可 不 画 执 板 线 
l 1 1 
1 l І 
І І І 
十 
十 
6 ИЧЕ (正面 ) ИШЕ 
| 
< І Я 
1= эээ 
l 
° ө 
: ЖЕТИНЕ 
(正面 ) 
І І 
2------- 
І І 
ШБ-е-е----- 
8 杆 件 接头 二 仅 用 于 单线 图 中 
9 18368 ҮК 
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2.2.9 卫生 器 具 图 例 


卫生 需 具 图 例 见 表 2-11。 
%2-1 卫生 器 具 图 例 






































































































































































































































6 | 暖 风机 


局 名 ж 图 и и 明 |ба ж Г 
月 于 5 妇女 卫 
А Жж. 张 图 内 只 生 器 具 
水 池 有 一 种 水 
авж. о 立 式 
小 便器 
2| 洗面 器 |552 Т 蹲 式 
大 便器 
|| К 
АЈА 
洗面 器 | = 
大 便器 
13| ЛМ 
| ж. 1 
洗涤 名 14| 淋浴 喷头 
6 
厨房 
р 
7 l: 燃气 灶 
案板 
SAR UI 
2.2.10 采暖 设备 图 例 
采暖 设备 图 例 见 表 2-12。 
表 2-12 采暖 设 备 图 例 
序号 | 名 称 图 例 说 明 | 序号 | 名 称 图 例 说 明 
左 图 : 平面 
| 8. УД 


2 їяха| Г] t 8 шеш 
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2.3 建筑 施工 图 识 读 实例 


2.3.1 建筑 工程 项 目 概述 


实例 中 是 一 幢 3 层 砖 混 结 构 住宅 楼 的 建筑 施工 图 和 结构 施工 图 。 
建筑 所 用 材料 及 大 致 情况 如 下 : 

1) 基础 : MU10 烧结 普通 砖 与 M5 水 泥 砂 浆 砌 筑 ， 垫 层 3:7 Ж-Е. 

2) Ж: Мо 烧结 普通 砖 与 M2.5 水 泥 石 灰 砂浆 砌 筑 ， 厚 度 240mm。 

3) 楼 板 : 预制 空心 板 C20 混凝土 ; 现 浇 平 板 C15 混凝土 。 

4) 楼 梯 : C20 混凝土 现 浇 。 

5) НЕ. МИК, ЭН: C20 混凝土 现 浇 。 

6) 外 墙 面 : 12mm 厚 1: 1:6 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，6mm J 1: 1:4 ЖЕЛТ ЛОР ЕН, 

7) ЭМ Л: 12mm 厚 1:3 水 泥 砂 浆 打 底 ，8mm J 1:3 水 泥人 砂浆 刊 平 ， 5mm 厚 1:2.5 水 
泥 砂 浆 罩 面 。 

8) 地 面 : 客厅 、 卧 室 地 面 : 素 土 夯实 ，100mm 厚 3:7 灰 土 ，50mm 厚 C10 混凝土 ， 
20mm J 1: 2.5 水 泥 砂 浆 ; 厨房 、 卫 生 间 地 面 : 素 土 夯 实 ，100mm J 3:7 灰 土 ，50mm J 
C10 混凝土 ，20mm 厚 1: 4 干 硬性 水 泥 砂浆 ，8mm ЛЕНЫ (ZERO). 

9) ЖЩ: ЖЛГ, “Р: 素 水 泥 奖 ，20mm 厚 1: 2. 5 水 泥 砂 浆 ; 厨房、 卫生间 楼 面 : 
20mm J 1: 4 干 人 硬性 水 泥 砂 浆 ，8mm J Hb 

10) ШІ: 12mm 厚 1:3 水 泥 砂 浆 打 底 ，8mm J 1: 2.5 水 泥 砂浆 界面 ， 高 120mm。 

11) 内 墙 面 : 客厅 、 臣 室内 墙 面 : 13mm 厚 1:0.3:3 水 泥 石 灰 砂浆 打 底 ，5mm 厚 
1:0. 3:2. 5 水 泥 石 灰 砂浆 黑 面 ， 刷 乳胶 漆 两 帝 ， 厨房 、 卫 生 间 内 墙 面 : 12mm JZ 1:3 水 泥人 砂 
浆 打 底 ，8mm J 1:0.1:2.5 水 泥 石 灰 砂浆 结合 屋 ， 贴 Smm 厚 釉 面 砖 〈 瓷 板 ) 。 

12) ТИЙ: 板 底 刷 素 水 泥浆 一 道 (内 摊 水 重 3% ~5% 的 108 Ж), 5шш 厚 1:0.3:3 水 泥 
石灰 砂浆 打 底 ，5mm J 1: 0. 3:2.5 水 泥 石 灰 砂浆 日 面 ， 刷 乳胶 漆 。 

13) 木材 面 油漆 : 刷 底 油 ， 刷 油 色 ， 清 漆 两 遍 。 

14) 屋面 : 30 ~120mm 厚 水 泥 星 石 保温 层 ，20mm J 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 ， 铺 1. 5mm 
厚 三 元 乙 丙 橡胶 卷 材 。 

15) 散 水 : 素 土 夯实 向 外 坡 4% ，150mm 厚 3:7 灰 土 ，50mm J C15 混凝土 撤 1: 1 水泥 
砂 压 实 抹 光 。 散 水 宽 900mm。 

16) 排水 部 件 : 玻璃 钢 落 水 管 、 水 斗 。 

17) 门窗 : 阳台 门 及 外 窗 为 铝 合金 平 开门 窗 ， 户 门 为 木 镶 板 门 ， 卧 室 门 为 胶合 板 门 ， 
厨房 、 卫 生 间 门 为 半截 玻璃 门 。 门 窗 表 见 表 2-13 。 
















































































表 2-13 门窗 表 
ж 号 洞口 尺寸 ， 宽 x 高 /mm 门窗 类 型 Жош 
М-1 900 х 2400 Ти ЭГЭЛ 4 














M2 900 х 2400 ТИ ЭЕ ro JE] 15 
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(2%) 
编 号 洞口 尺寸 ， 宽 x 高 /mm 门窗 类 型 数 量 
M3 800 х 2400 单 扇 带 亮 半截 玻璃 平 开门 6 
М4 700 х 2400 单 扇 带 亮 半截 玻璃 平 开门 6 
M-5 900 x2100 л ЗР] 6 
с4 1500 х 1500 三 肩 带 亮 铝 合金 平 开 窗 14 
C2 1200 х 1500 双肩 带 亮 铝 合 金平 开 窗 13 
C3 900 x 1500 双 遍 带 亮 馈 合 金平 开 密 6 
C4 1200 x 600 双肩 无 亮 铝 合 金平 开 窗 3 


























2.3.2 建筑 施工 图 的 识 读 


1 底层 平面 图 

本 实例 的 底层 平面 图 如 图 2-11 所 示 。 

底层 平面 图 表达 了 该 住宅 楼 底层 各 房间 的 平面 位 置 、 墙 体 平面 位 置 及 其 相互 间 轴 线 尺 
寸 、 门 窗 平 面 位 置 及 其 宽度 、 第 一 段 楼 梯 平 面 、 散 水 平面 等 。 底 层 平面 图 右上 角 有 指 北 针 ， 
箭头 指向 为 北 。 

从 图 中 可 以 看 出 ， 从 北向 楼 梯 间 处 进去 ， 有 东西 两 户 ， 东 户 为 三 室 一 厅 ， 即 一 间 客 厅 、 
三 间 卧 室 ， 另 有 厨房 、 卫 生 间 各 一 间 ; 西 户 为 两 室 一 厅 ， 即 一 间 客 厅 、 两 间 卧 室 ， 另 有 后 
房 、 卫 生 间 各 一 间 。 

东 户 的 客厅 开间 3900mm， 进 深 4200mm， 无 门 只 有 空 固 ， 有 C-1 外 窗 ; 南 卧室 有 两 间 ， 
小 间 开 间 2700mm ， 进 深 4200mm; 大 间 开 间 3600mm， 进 深 4200mm。 小 间 有 М-2 6411, С-2 
外 窗 ; 大 间 有 M-2 ру), С-1 外 窗 。 北 卧室 开间 3000mm， 进 深 3900mm， 有 М-2 内 门 、C-2 
外 窗 。 厨 房 开间 2400mm， 进 深 3000mm， 有 M-3 内 门 、C-2 外 窗 ， 室 内 有 洗涤 池 一 个 。 卫 生 
间 开 间 2100mm， 进 深 3000mm， 有 М-4 内 门 、C-3 外 窗 ， 室 内 有 浴盆 、 坐 便器 、 洗 面 器 
各 一 件 。 

西 户 的 客厅 开间 3900шт, ЭЕ 4200шт, 61] 928, 有 С-1 外 窗 ; 南 卧 室 开间 
3600mm ， 进 深 4200mm， 有 М-2 INT]. C-1 外 窗 ; 北 卧 室 开 间 3600mm， 进 深 3900mm， 有 
M-2 内 门 、C-2 外 窗 。 厨 房 开间 2400mm ， 进 深 3000mm， 有 M-3 内 门 С-2 外 窗 ， 室 内 有 洗 
涤 池 一 个 。 卫 生 间 开间 2100mm ， 进 深 3000mm， 有 М-4 内 门 、C-3 外 窗 ， 室 内 有 浴盆 、 坐 便 
器 、 洗 面 器 各 一 件 。 

这 两 户 的 户 门 为 M-5 。 

楼 梯 间 有 第 一 梯 段 的 大 部 分 ， 及 进入 室内 的 两 步 室 内 台阶 ， 梯 段 上 的 箭头 方向 是 表示 出 
从 箭头 方向 上 楼 。 

底层 外 墙 外 围 是 散 水 ， 仅 表示 散 水 宽度 。 

通过 楼 梯 间 有 一 道 训 面 符号 1 一 1 ， 表 示 该 楼 的 剖面 图 从 此 处 训 开 从 右 向 左 剖 视 。 每 道 
承重 墙 标 有 定位 轴线 ，240mm 厚 墙 体 ， 定 位 轴线 通过 其 中 心 。 横 向 墙 体 的 定位 轴线 用 阿拉 
伯 数 字 从 左 向 右 顺序 编号 ， 纵 向 墙 体 的 定位 轴线 用 英文 大 写 从 下 向 上 顺序 编号 。 底 层 平 面 图 
上 有 10 道 横向 墙 体 定位 轴线 ,6 道 纵 向 墙 体 定位 轴线 。 
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底层 平面 图 上 尺 才 线 ， 每 边 注 3 道 ( 相 对 应 边 尺 寸 相同 者 只 注 其 中 一 边 尺 寸 )， 第 一 道 
为 门窗 宽 及 窗 间 墙 帘 ， 第 二 道 为 定位 轴线 间 中 距 ， 第 三 道 为 外 包 尺 寸 。 

本 图 中 东西 边 尺 寸 相同 ， 只 注 东 边 尺 寸 ; 南北 边 第 一 道 尺 寸 不 同 ， 故 分 别 标注 ， 第 二 、 
第 三 道 尺 寸 相同 ， 故 北边 不 注 第 二 、 第 三 道 尺寸 。 

2. 二 层 平面 图 

本 实例 二 层 平面 图 如 图 2-12 所 示 。 


720 1200 1200 ,900720780 1200, 1650 1200 1650 1200 780720 900 1200 1200 720 


l el ДЕ Эр ЭЭ БЇЛ 
Ez | c | = 











































































































Ой СО pO 
































© 


















































|) 1500 (19% 2100 11650 рою) 1650 | 2100 1950 js їнэ 
2400 |1200 3000 2700 3000: |900, 1200) 2400 注 : 墙 厚 均 为 240mm。 
A 这 = Ж Ж 7- + 
1 17940 | 
б): ОХ СОК О. 00 (9 ЕЕ 
лак 1100 веш ИЗ 























图 
— ву 图 号 
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图 2-12 二 层 平面 图 











二 层 平面 图 表达 了 该 住宅 楼 第 二 层 各 房间 平面 位 置 ; 墙 体 平面 位 置 及 其 相互 间 轴 线 尺 
才 、 门 窗 、 平 面 位 置 及 其 宽度 ; 第 二 段 楼 梯 全 部 及 第 一 、 第 三 段 楼 梯 局 部 平面 ; 阳台 、 两 篷 
平面 等 。 

二 层 平面 图 中 各 房间 的 进深 及 开间 尺寸 同 底层 平面 图 中 所 示 。 所 不 同 的 是 客厅 及 楼 梯 
间 。 客 厅 外 有 阳台 ， 有 阳台 的 外 墙 上 设 M-l 外 门 及 C2 外 窗 。 

楼 梯 间 内 表示 出 第 二 梯 段 平面 的 全 部 、 第 一 梯 段 及 第 三 梯 段 平面 局 部 ， 以 折断 线 为 界 。 
楼 梯 间 外 窗 为 C-4。 楼 梯 间 外 墙 外 有 十 壬 的 平面 。 

3. 立 面 图 

本 实例 立 面 图 如 图 2-13 所 示 。 
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该 住宅 楼 立 面 图 有 两 个 ， 上 图 为 正 立 面 ， 即 定位 轴线 1 ~ 10 立 面 ， 下 图 为 背 立 面 ， 即 定 
位 轴线 10 ~1 立 面 。 oe ЫМДЫ а гэ, 阳台 栏 板 
立 面 位 置 、 外 墙 面 及 墙 裙 立 面 形式 、 屋 面 挑 榴 立 面 形式 等 。 从 背 立 面 图 上 可 以 看 出 各 层 临 北 
向 房间 的 外 窗 位 置 及 其 形式 、 外 墙 面 及 墙 裙 立 面 形式 ， 楼 梯 间 入 口 、 第 一 段 楼 梯 立 面 ， 室 内 
台阶 立 面 、 雨 篷 立 面 等 。 

立 面 图 右 侧 的 标高 线 ， 表 示 外 窗 、 挑 檐 等 各 处 标高 值 ， 标 高 值 是 以 底层 室内 地 面 标 高 为 
零 算 起 的 ， 高 于 底层 室内 地 面 者 为 正 值 ， 低 于 底层 室内 地 面 者 为 负 值 ， 本 图 中 室外 地 坪 标 高 
值 为 -0.350， 表 示 室 外 地 坪 低 于 底层 室内 地 面 0. 35m。 标 高 值 的 计量 单位 为 “ 米 ”。 

外 墙 裙 立 面 上 竖 向 细 线 是 表示 外 墙 裙 抹 灰 的 分 格 线 。 每 个 外 窗 下 边 的 狭长 粗 线条 表示 窗 
盘 立 面 。 外 墙 底下 一 道 最 粗 线 表 示 室 外 地 坪 线 〈 不 画 散 水 ) 。 

4. 剖面 图 

本 实例 剖面 图 〈 剂 面 1-1) 如 图 2-14 所 示 。 
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根据 底层 平面 图 上 前 切 符号 ， 该 剖面 图 表示 出 楼 梯 间 、 客 厅 、 阳 人 台 等 处 剖 视 情况 。 

从 剖面 图 中 看 出 ， 该 住宅 楼 为 3 层 。 层 高 为 2 8m。 屋 顶 为 平 屋面 ， 有 外 伸 挑 榴 。 客 厅 
外 墙 外 侧 有 挑 出 阳台 〈 二 、 三 层 有 阳台 ， 底 层 无 阳台 ) 。 楼 梯 有 三 段 ， 第 一 段 楼 梯 从 底层 到 
二 层 为 单 跑 梯 ; 第 二 段 楼 梯 从 二 层 楼 面 到 楼 梯 平 台 ， 第 三 段 楼 梯 从 楼 梯 平 台 到 三 层 楼 面 。 这 
两 段 楼 梯 组 成 双 跑 梯 ， 从 二 层 到 三 层 。 

根据 建筑 材料 图 例 得 知 ， 二 、 三 层 客 厅 楼 板 为 预制 板 ; 屋面 板 全 为 预制 板 ， 楼 梯 及 走道 
为 现 浇 混凝土 。 阳 台 、 雨 敌 也 为 现 浇 混凝土 。 每 个 外 窗 及 空 图 上 边 有 钢筋 混凝土 过 梁 。 三 层 
外 窗 上 面 为 挑 榴 圈 梁 。 阳 台 门 上 面 为 阳台 梁 。 楼 梯 间 入 口 处 上 面 为 雨 笑 梁 。 

剖面 图 只 表示 到 底层 室内 地 面 及 室外 地 坪 线 ， 以 下 部 分 属于 基础 ， 另 见 基 础 图 。 图 两 侧 
均 有 标高 线 ， 标 出 底层 室内 地 面 、 各 层 楼 面 、 屋 面板 面 、 外 窗 上 下 边 、 楼 梯 平 台 、 室 外 地 坪 
等 处 标高 值 。 以 底层 室内 地 面 标高 为 零 ， 以 上 者 标 正 值 ， 以 下 者 标 负 值 。 

说 明 : 剖面 图 比例 应 与 平面 图 比例 相同 。 用 1: 100。 考 虑 到 用 1: 100 绘 剖面 图 太 小 ， 缩 
版 后 印刷 不 清楚 ， 故 本 剖面 图 比例 改 为 1: 50。 

5. 胶合 板 门 详 图 

本 实例 采用 的 胶合 板 门 〈《M-2) 详 图 如 图 2-15 所 示 。 

胶合 板 门 详 图 表达 了 胶合 板 门 的 立 面 形式 ， 各 主要 节点 构造 等 情况 。 

图 的 左 侧 为 胶合 板 门 的 外 立 面 ， 即 看 到 的 是 胶合 板 门 外 面 的 情况 。 可 以 看 出 这 是 一 肩 带 腰 
Ра (тула) 的 单 肩 胶 合板 门 ， 门 宽 880mm， 门 高 2385mm， 配 合 900mm x2400mm 门洞 口 。 

胶合 板 门 的 立 面 图 有 5 个 索引 符号 ， 25415 个 节点 详 图 都 在 本 图 上 。 

图 2-15 中 详 图 1 әкі ЕУ НИЕТА ОЛ ТЕН, НГҮЇНЭНГ ИЕЗЛЛЕ 2) 55шт х 
75mm， 腰 窗 边 桥 断 面 为 40mm x55mm。 腰 窗 配 3mm / Ой. 

图 2-15 中 详 图 2 әкі ИЕЛ ГЇН «ҮҮ НЯ, АГДАНА ГЛЕ ЕТА у 55шт х 
75шт, ГУ 27 32mm x65mm， 两 面 钉 三 夹板 ， 加 20mm x40mm 保护 边 条 。 

图 2-15 中 详 图 3 表示 门框 上 坎 与 腰 窗 上 冒 结合 情况 ， 门 框 上 坎 断 面 为 SSmm x75mm, 
МЕЙ Е. АТТА) 40mm x55mm， 配 3mm 厚 玻璃 。 

图 2-15 中 详 图 4 ЖЕКЕ. ГЕ ЭГ) БН Їйї, ШЕ К В ЮТЩ Уу 
40mm х 55mm ,门框 中 档 断 面 为 55mm х 75mm, ГІЗ КЕЙН g 32mm x65mm， 两 面 钉 三 夹 
板 ， 加 20mm x40mm 保护 边 条 。 

图 2-15 中 详 图 5 表示 门扇 下 冒 与 室内 地 面 结合 情况 ， 门 扇 下 冒 断面 为 32mm x 65mm, 
两 面 钉 三 夹板 ， 加 20mm x40mm 保护 边 条 。 边 条 下 面 离 室内 地 面 5mm。 

图 的 右 侧 有 胶合 板 门 骨 架 组 成 示意 图 ， 并 有 索引 详 图 6。 从 详 图 6 中 可 以 看 出 骨架 的 横 
档 断 面 为 20mm x32mm， 两 面 杀 三 夹板 。 横 档 间 距 为 130mm。 为 了 门扇 内 部 透气 ， 在 门扇 
的 上 冒 、 下 冒 及 骨架 横 档 的 中 央 开 设 $5 气孔 ， 气 孔 呈 竖 向 ， 如 胶合 板 门 冷 压 加 工时 可 取消 
此 气孔 。 

为 了 使 结合 点 构造 清楚 ， 详 图 比例 与 立 面 比 例 是 不 一 致 的 ， 详 图 是 按 放大 比例 绘制 的 。 
本 图 中 胶合 板 门 立 面 比 僵 为 1:30， 详 图 比 全 为 1:2。 腰 窗 立 面 上 虚 斜 线 表示 里 开 上 悬 窗 。 详 
图 左 侧 为 门 的 外 面 ， 右 侧 为 门 的 里 面 ， 由 此 看 出 该 胶合 板 门 为 里 开门 ， 腰 窗 为 里 开 上 基 窗 。 

6. 结构 施工 图 

(1) 基础 图 本 实例 基 础 图 如 图 2-16 所 示 。 









































































































































36 











3 
NS SS SS ы мы ы ы ЫЫ | 








2234 





0002 











sipiy 





880 


< 




















= 
| сайныг 
各 БЫ Ed rr: 
С 
М 
в | Š 
№ 
š |£ 
Ж 














І222222222222222222222222221 
(222222222222222222222222221 











胶合 板 门 详 图 


图 2-15 
























































































第 2 章 工程 施工 图 识 读 37 
š ат 
ы “T: т БО Ed БИ от 
引 £ 
о сі 
5 = КЕЯ 
= 9 КЕ & р Ей 
22 © с = 
2 сав ОО О) = н | H 
SS сс 5 
ы 8 e 
09 ККМ ы; 
се| 1 
Гео! |) Ец 
| 516 067 
рр © ы Ө, 
4 + ын Ба 
006 0012 0081 0051 0029 
1 
8 
а 
{© = 
` ° к= 
s = Бэ) 
с — 
ОЕ © 
: = ч 
5 3 Е 





























90 


| 3000 























@ 


200 





2400 | 





£ 


0 











38 


预算 员 手 册 





基础 图 中 有 基础 平面 图 及 基础 详 图 ( 带 形 基 础 为 剖面 图 )。 
基础 平面 图 表达 了 基础 的 平面 位 置 及 其 定位 轴线 间 尺 寸 。 两 条 粗 线 之 间距 离 表 示 增 基 厚 
度 。 两 条 细 线 之 间距 离 表示 基础 垫 层 的 宽度 ， 砖 基础 大 放 脚 宽度 不 表示 。 


从 图 中 可 以 看 出 有 承重 增 下 才 有 基础 ， 无 承重 墙 则 没有 基础 ， 如 楼 梯 间 入 




















口 处 (ЕЗ Ж 


中 的 5 ~6 段 ) 。 因 无 外 墙 故 这 段 也 没有 基础 。 基 础 平面 图 中 只 注 轴线 太 寸 。 基 础 训 切 符号 
依 剖 视 位 置 而 定 。 基 础 详 图 表达 了 基础 断 画 形状 、 用 料及 其 标高 、 尺 寸 等 。 从 基础 详 图 中 可 
以 看 出 ， 该 基础 为 砖 砌 ， 下 有 3 层 等 高 式 大 放 脚 ， 大 放 脚 每 层 高 125mm， 逐 层 两 边 各 伸 出 
62mm。 砖 基础 下 面 设置 3:7 灰 土 垫 层 ， 垫 层 宽 900mm， 厚 450mm。 垫 层 底 的 标高 值 为 
-1.950 ,表示 垫 层 底 低 于 底层 室内 地 面 1.950m。 室 外 地 坪 线 用 虚线 表示 ， 其 标高 值 为 
-0. 350 ,实际 上 垫 层 底 距 室外 地 坪 为 1.600m， 开 挖 基 槽 只 要 挖 1.6m 深 即 可 。 在 底层 室内 地 


面 以 下 60mm 人 处， 还 有 一 道 水 平 防潮 层 ， 防 潮 层 用 20mm J 1:2 水 泥 防 水 砂浆 。 




















由 于 外 墙 基础 与 内 墙 基础 构造 相同 ， 故 只 画 一 张 基础 剖面 。 














基础 剖面 图 中 要 画 出 定位 轴线 ， 因 内 外 墙 基础 都 一 样 ， 定 位 轴线 圈 内 不 注 编号 。 
(2) 楼 层 结构 平面 图 本 实例 楼 层 结构 平面 图 〈 二 层 ) 如 图 2-17 所 示 。 
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楼 层 结构 平面 图 表达 了 楼 板 、 过 梁 等 平面 布置 。 用 结构 构件 代号 标注 出 楼 板 、 过 梁 等 的 
数量 、 型 号 、 编 号 等 。 楼 层 结构 平面 图 中 ， 每 间 房 间 的 楼 板 用 斜 向 对 角 线 画 出 其 范围 ， 在 斜 
线 上 注 出 楼 板 数量 、 型 号 、 编 号 等 。 如 客厅 楼 板 ， 注 有 4-6KB39 及 3-5КВЗ9, ， 表 示 铺 4 Ж 
600mm 宽 空 心 板 跨度 3900mm 及 3 Jt 500mm 宽 空 心 板 跨度 3900mm。 如 厨房 楼 板 ， 注 有 В- 
1， 表 示 现 浇 1 号 板 。 阳 台 注 有 YF-1; 雨 笑 注 有 YP-1。 单 梁 注 L-1。 过 梁 在 门窗 洞口 处 标 
注 。 如 客厅 外 窗 及 空 圈 处 注 有 2GL-1， 表 示 2 根 1 号 过 梁 。 南 向 目 室 外 窗 注 有 С1-2, 表示 1 
根 2 号 过 梁 。 本 图 中 所 注 过 梁 是 指 下 一 层 门窗 洞口 上 方 的 过 梁 。 楼 梯 因 另 见 楼 梯 结 构图 ， 故 
楼 梯 间 不 注 什 么 。 楼 层 结构 平面 图 只 注定 位 轴线 间 尺 寸 。 

(3) 屋面 结构 平面 图 本 实例 楼 屋面 结构 平面 图 如 图 2-18 所 示 。 

屋面 结构 平面 图 表达 了 屋面 板 、 挑 榴 板 以 及 过 深 等 平面 布置 情况 。 每 间 房 间 的 屋面 
板 用 斜 向 对 角 线 画 出 ， 在 斜 线 上 注 出 屋面 板 的 数量 、 型 号 、 编 号 等 。 过 深 编 号 注 在 门窗 
洞口 处 。 从 屋面 结构 平面 图 中 可 以 看 出 ， 各 房间 的 屋面 板 都 用 空心 板 ， 楼 梯 间 屋面 板 也 
用 空心 板 。 

由 于 外 墙 的 外 窗 上 面 是 挑 檐 圈 深 ， 代 替 了 过 梁 ， 故 外 窗 处 没有 过 粱 代号。 

沿 外 墙 外 围 一 圈 是 挑 榴 板 平面 ， 其 平面 宽度 为 700mm。 在 阳台 上 方 的 挑 榴 板 局 部 凸 出 ， 
凸 出 范围 同 阳台 平面 。 位 于 外 墙 四 角 ， 在 挑 榴 板 上 留 有 圆 孔 ， 这 是 雨水 口 。 屋 面 结构 平面 图 
只 注定 位 轴线 尺寸 。 

(4) 钢筋 混凝土 结构 图 本 实例 钢筋 混凝土 结构 图 如 图 2-19 所 示 。 

钢筋 混凝土 结构 图 表达 了 现 浇 板 (B-1、B-2、B-3) 4% (GL-1、GL-2、GL-3 ) 、 单 梁 
(1-1) 的 配 筋 情况 及 结构 构件 具体 尺寸 。 

РЕ АСЯ ІНІН B-1、B-2 、B-3 共 三 幅 。 其 中 钢筋 以 卧 倒 状态 表示 。B-2 В-3 配 筋 图 识 
读 方 法 同 В- 配 筋 图 。 过 梁 配 筋 图 有 GL-1 С1-2, С1-3 共 三 幅 ， 各 有 过 梁 的 立 面 及 断面 。 
如 GL-1 配 筋 图 。 过 深长 2600mm (洞口 宽 2100mm 加 500mm) ， 上 断面 为 11Smm х 180mm。 

1 号 钢筋 为 2 根 bg ， 布 置 在 过 梁 下 部 作为 受 力 筋 ; 2 号 钢筋 为 2 根 6, 布置 在 过 梁 上 
部 作为 架 立 筋 ; 3 号 钢筋 为 14 根 果 ， 间 距 为 200mm， 沿 过 梁 长 向 等 距 布置 作为 短 筋 。 如 
CL-2 БЕЛІН, 112045 2000mm (洞口 宽 1500mm 加 500mm ) ， 上 断面 为 240mm х120тт„ 1 号 
钢筋 为 2 根 $8， 布 置 在 过 梁 下 部 作为 受 力 钢筋 ，2 号 钢筋 为 8 根 $4， 布 置 在 过 梁 下 部 作为 1 
号 钢筋 的 连 系 筋 。 

GL-3 配 筋 图 识 读 方 法 同 GL-2 МЕ, 1-1 配 筋 图 只 有 一 幅 ， 表 示 出 L-1 梁 的 立 面 ， 断 
面 及 其 配 筋 情况 ， 梁 长 2940mm。 断 面 为 240mm х 300mm。1 号 钢筋 为 2 № 14, 布置 在 梁 
下 部 作为 受 力 钢筋 ; 2 号 钢筋 为 1 根 $14， 布 置 在 梁 下 部 作为 受 力 钢筋 ,但 其 两 端 在 支 座 附 
近 弯 起 ， 弯 起 部 分 布置 在 梁 的 上 部 用 以 抵抗 支 座 处 负 弯 矩 ; 3 号 钢筋 为 2 根 810， 布置 在 梁 
的 上 部 作为 架 立 筋 ; 4 号 钢筋 为 16 № Ф6, ， 间 距 为 200mm， 沿 深长 等 距 布置 作为 夭 筋 。 

(5) 第 一 梯 段 配 筋 图 本 实例 第 一 梯 段 (从 底层 到 二 层 ) 配 筋 图 如 图 2-20 所 示 。 

第 一 梯 段 配 筋 图 表达 了 该 梯 段 的 纵向 剖面 、 横 向 训 面 及 其 配 筋 情 况 ， 并 附 有 踏步 
大 样 。 

从 图 中 梯 段 纵向 剖面 可 以 看 出 ， 该 梯 段 共有 18 个 踏步 高 ， 每 个 踏步 高 为 175mm; 17 个 
踏步 帘 ， 每 个 踏步 宽 为 2753mm。 梯 段 上 端 与 楼 面 梁 (1-1) 连 在 一 起 ， 梯 段 下 端 文 承 在 梯 基 
础 上 ， 梯 段 中 部 文 承 在 Im 高 、240mm БЕ ЕДЫ Г 
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图 2-20 ”第 一 梯 段 配 筋 图 
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从 梯 段 纵向 、 横 向 剖面 图 中 可 以 看 出 ，1 号 钢筋 为 9 根 88， 沿 梯 段 纵向 布置 在 梯 段 板 
的 下 部 作为 受 力 筋 ; 2 号 钢筋 为 18 根 $66， 沿 梯 段 横向 布置 在 梯 段 板 下 部 作为 1 号 钢筋 连 系 
йй; 3 号 钢筋 为 9 根 88， 在 梯 段 下 端 沿 梯 段 纵向 ， 布 置 在 梯 段 板 上 部 ， 作 为 抵抗 下 端 处 负 
ЭЭН; 4 号 钢筋 为 9 № 88， 在 梯 段 上 端 沿 梯 段 纵向 ， 布置 在 梯 段 板 上 部 ， 作 为 抵抗 上 端 处 
012528, 5 号 钢筋 为 9 根 $8， 在 梯 段 中 部 沿 梯 段 纵向 ， 布 置 在 梯 段 板 上 部 ， 作 为 抵抗 中 部 
АМА; 3 号 、4 号 、5 号 钢筋 间 还 有 连 系 筋 ， 各 为 4b6、4%%6 、66 ， 此 连 系 筋 因 与 2 号 
钢筋 相同 直径 。 故 编 为 2 号 钢筋 。 踏 步 一 端 画 有 留 孔 〈 虚 线 表 示 ) ， 作 为 栏杆 插 孔 。 从 横向 
剖面 1-1 看 出 ， 该 梯 段 宽度 为 1100mm ， 梯 段 板 厚 70mm。 
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31 建筑 工程 预算 编制 概述 


3.1.1 建筑 工程 预算 


建筑 工程 预算 的 主要 作用 是 确定 工程 预算 造价 (以 下 简称 工程 造价 )。 如 果 从 产品 的 角 
度 看 ， 工 程 造价 就 是 建筑 产品 的 价格 。 从 理论 上 讲 建筑 产品 的 价格 也 同 其 他 产品 一 样 ， 由 生 
产 这 个 产品 的 社会 必要 劳动 量 确定 ， 劳 动 价值 论 表 达 为 : C+V+m。 现 行 的 建筑 工程 预算 制 
Ж, 将 C+V 表达 为 直接 费 和 间接 费 ，m 表达 为 利润 和 税金 。 因 此 ， 施 工 图 预算 由 上 述 四 部 
分 费用 构成 。 

1. 直接 费用 
直接 费 是 与 建筑 产品 生产 直接 有 关 的 各 项 费用 ， 包 括 直接 工程 费 和 措施 费 。 

(1) 直接 工程 费 ”直接 工程 费 是 指 构成 工程 实体 的 各 项 费用 ， 主 要 包括 人 工 费 、 材 料 
费 和 施工 机 械 使 用 费 。 

(2) 措施 费 措施 费 是 指 有 助 于 构成 工程 实体 形成 的 各 项 费用 ， 主 要 包括 冬 雨 期 施工 
增加 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 材 料 二 次 搬运 费 、 脚 手 架 搭设 费 、 临 时 设施 费 等 。 
2. 间接 费 
间接 费 是 指 费 用 发 生 后 ， 不 能 直接 计 入 某 个 建筑 工程 ， 而 只 有 通过 分 挫 的 办 法 间接 计 入 
建筑 工程 成 本 的 费用 ， 主 要 包括 企业 管理 费 和 规 费 。 

3. 利润 

利润 是 劳动 者 为 社会 劳动 、 为 企业 劳动 创造 的 价值 。 利 润 按 国 家 或 地 方 规定 的 利润 率 
计 取 。 

利润 的 计 取 具 有 竞争 性 ， 承 包 商 投标 时 ， 可 根据 本 企业 的 经 营 管理 水 平和 建筑 市 场 的 供 
求 状 况 ， 在 一 定 的 范围 内 确定 本 企业 的 利润 水 平 。 

4. 税金 

税金 是 劳动 者 为 社会 劳动 创造 的 价值 。 与 利润 的 不 同 点 是 它 具 有 法 令 性 和 强制 性 。 按 现 
行规 定 ， 税 金 主要 包括 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 和 教育 费 附 加 。 
建筑 工程 预算 的 费用 组 成 ， 在 第 5 章 将 会 详 述 。 
3.1.2 建筑 工程 的 特点 及 预算 的 必要 性 

1. 建筑 工程 的 特点 
建筑 产品 具有 产品 生产 的 单 件 性 、 建 设 地 点 的 固定 性 、 施 工 生 产 的 流动 性 等 特点 。 这 些 
特点 是 形成 建筑 产品 必须 通过 编制 各 种 预算 ， 确 定 工作 造价 的 根本 原因 。 

(1) 单 件 性 建筑 产品 的 单 件 性 是 指 每 个 建筑 产品 都 具有 特定 的 功能 和 用 途 ， 即 : 在 
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建筑 物 的 造型 、 结 构 、 斥 十 、 设 备 配置 和 内 外 装修 等 方面 都 有 不 同 的 具体 要 求 。 就 是 用 途 完 
全 相同 的 工程 项 目 ， 在 建筑 等 级 、 基 础 工程 等 方面 都 会 发 生 不 同 的 情况 。 可 以 这 么 说 ， 在 实 
践 中 找 不 到 两 个 完全 相同 的 建筑 产品 。 因 而 ， 建 筑 产 品 的 单 件 性 使 得 建筑 物 在 实物 形态 上 千 
差 万 别 ， 各 不 相同 。 

(2) 固定 性 ”固定 性 是 指 建筑 产品 的 生产 和 使 用 必须 固定 在 某 一 个 地 点 ， 不 能 随意 移 
动 。 建 筑 产 品 固定 性 的 客观 事实 ， 使 得 建筑 物 的 结构 和 造型 受 当地 自然 气候 、 地 质 、 水 文 、 
地 形 等 因素 的 影响 和 制约 ， 使 得 功能 相同 的 建筑 物 在 实物 形态 上 仍 有 较 大 的 差别 ， 从 而 使 每 
个 建筑 产品 的 工程 造价 各 不 相同 。 

(3) 流动 性 ”建筑 产品 的 固定 性 是 产生 施工 生产 流动 性 的 根本 原因 。 流 动 性 是 指 施工 
企业 必须 在 不 同 的 建设 地 点 组 织 施 工 、 建 造 房屋 。 

由 于 每 个 建设 地 点 离 施工 单位 基地 的 距离 不 同 、 资 源 材 料 不 同 、 运 输 条 件 不 同 、 工 资 水 
平 不 同等 ， 都 会 影响 建筑 产品 的 造价 。 

2. 建筑 工程 预算 的 必要 性 
建筑 产品 的 三 大 特性 ， 决 定 了 其 在 实物 形态 上 和 价格 要 素 上 千差万别 的 特点 。 这 种 差别 
形成 了 制定 统一 建筑 产品 价格 的 障碍 ， 给 建筑 产品 定价 带 来 了 困难 ， 通 常 工业 产品 的 定价 方 
法 已 经 不 适用 于 建筑 产品 的 定价 。 所 以 ， 建 筑 产 品 价格 主要 有 两 种 表现 形式 ， 一 是 政府 指导 
价 ， 二 是 市 场 莞 争 价 。 施 工 图 预算 确定 的 工程 造价 属于 政府 指导 价 ; 招标 投标 确定 的 承包 价 
属于 市 场 竞 争 价 。 但 是 ， 应 该 指出 ， 市 场 范 争 价 也 可 以 以 施工 图 预算 为 基础 确定 。 
产品 定价 的 基本 规律 除了 价值 规律 外 ， 还 应 该 有 两 条 ， 一 是 通过 市 场 竞 争 形 成 价格 ， 二 
是 同类 产品 的 价格 水 平 应 该 基本 一 致 。 对 于 建筑 产品 来 说 ， 价 格 水 平一 致 性 的 要 求 和 建筑 产 
品 单 件 性 的 差别 特性 是 一 对 需要 解决 的 矛盾 。 因 为 无 法 做 到 以 一 个 建筑 物 为 对 象 来 整体 定价 
而 达到 保持 价格 水 平一 致 性 的 要 求 。 通 过 人 们 长 期 实践 和 探讨 ， 找 到 了 用 编制 建筑 工程 预算 
确定 建筑 产品 价格 的 方法 ， 从 而 较 好 地 解决 了 这 个 问题 。 因 此 ， 从 这 个 意义 上 说 ， 建 筑 工 程 
预算 是 确定 建筑 产品 价格 的 特殊 方法 。 


3.1.3 建筑 工程 造价 的 基础 


将 一 个 复杂 的 建筑 工程 分 解 为 具有 共性 的 基本 构造 要 素 一 一 分 项 工程 ; 编制 单位 分 项 工 
程 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消 耗 量 及 货币 量 的 预算 定额 ， 是 确定 建筑 工程 等 价 原理 的 重要 基础 
知识 。 

1. 建设 项 目的 划分 

基本 建设 项 目 按照 合理 确定 工程 造价 的 基本 建设 管理 工作 的 要 求 ， 划 分 为 建设 项 目 、 单 
项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 五 个 层次 。 

(1) 建设 项 目 建设 项 目 一 般 是 指 在 一 个 总 体 设计 范围 内 ， 由 一 个 或 几 个 工程 项 目 组 
成 ,经济 上 实行 独立 核算 ,行政 上 实行 独立 管理 ， 并 且 具 有 法 人 资格 的 建设 单位 。 通 常 ， 
个 企业 、 事 业 单 位 就 是 一 个 建设 项 目 。 

(2) 单项 工程 ”单项 工程 又 称 工 程 项 目 ， 它 是 建设 项 目的 组 成 部 分 ， 是 指 具 有 独立 的 
设计 文件 ， 竣 工 后 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 或 使 用 效益 的 工程 。 如 ， 一 个 工厂 的 生产 车 间 、 仓 
库 等 ， 学 校 的 教学 楼 、 图 书馆 等 分 别 都 是 一 个 单项 工程 。 

(3) 单位 工程 ”单位 工程 是 单项 工程 的 组 成 部 分 。 单 位 工程 是 指 具 有 独立 的 设计 文件 ， 
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能 单独 施工 ， 但 建成 后 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 或 使 用 效益 的 工程 。 如 ， 一 个 生产 车 间 的 土建 
工程 、 电 气 照 明 工 程 、 给 水 排水 工程 、 机 械 设备 安装 工程 、 电 气 设备 安装 工程 等 分 别 是 一 个 
单位 工程 ， 它 们 是 生产 车 间 这 个 单项 工程 的 组 成 部 分 。 

(4) 分 部 工程 ”分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 。 分 部 工程 一 般 按 工种 工程 来 划分 。 
例如 土建 单位 工程 划分 为 :土石方 工程 、 砌 筑 工程 、 脚 手 架 工程 、 钢 筋 混 凝 土工 程 、 木 结构 
工程 、 金 属 结构 工程 、 装 饰 工程 等 。 也 可 按 单位 工程 的 构成 部 分 来 划分 ， 例 如 ， 基 础 工程 、 
墙 体 工程 、 深 柱 工 程 、 楼 地 面 工程 、 门 窗 工 程 、 屋 面 工程 等 。 一 般 来 说 ， 建 筑 工程 预算 定额 
综合 了 上 述 两 种 方法 来 划分 分 部 工程 。 

(5) 分 项 工程 ”分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 。 一 般 来 说 ， 按 照 分 部 工程 划分 的 方 
法 ， 再 将 分 部 工程 划分 为 若干 个 分 项 工程 。 例 如 ， 基 础 工程 还 可 以 划分 为 基 柳 开 挖 、 基 础 热 
层 、 基 础 砌 筑 、 基 础 防潮 层 、 基 槽 回填 土 、 土 方 运输 等 分 项 工程 。 

分 项 工程 是 建筑 工程 的 基本 构造 要 素 。 通 常 ， 把 这 一 基本 构造 要 素 称 为 “假定 建筑 产 
品 ”。 假 定 建筑 产品 虽然 没有 独立 存在 的 意义 ， 但 是 这 一 概念 在 预算 编制 原理 、 计 划 统 计 、 
建筑 施工 及 管理 、 工 程 成 本 核算 等 方面 都 是 十 分 重要 的 概念 。 
建筑 项 目 划分 示意 图 如 图 3-1 所 示 。 


建设 项 目 。 单项 工程 单位 工程 分 部 工程 
三 全 -- 
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图 3-1 建设 项 目 划 分 示意 图 








2. 建筑 产品 的 共同 要 素 一 一 分 项 工程 
建筑 产品 是 结构 复杂 、 体 形 庞大 的 工程 。 要 对 这 样 一 类 完整 产品 进行 统一 定价 ， 不 太 容 
易 办 到 。 这 就 需要 按照 一 定 的 规则 ， 将 建筑 产品 进行 合理 分 解 ， 层 层 分 解 到 构成 完整 建筑 产 
品 的 共同 要 素 一 一 分 项 工程 为 止 ， 就 能 实现 对 建筑 产品 定价 的 目的 。 

从 建设 项 目 划分 的 内 容 来 看 ， 将 建筑 单位 工程 按 结构 构造 部 位 和 工程 工种 来 划分 ， 可 以 
分 解 为 若干 个 分 部 工程 。 但 是 ， 从 对 建筑 产品 定价 要 求 来 看 ， 仍 然 不 能 满足 要 求 。 因 为 以 分 
部 工程 为 对 象 定价 ， 其 影响 因素 较 多 。 例 如 ， 同 样 是 砖 墙 ， 由 于 其 构造 不 同 ， 如 实 砌 墙 或 空 
453 5 材料 不 同 ， 标 准 砖 或 空心 砖 等 。 受 这 些 因素 影响 ,其 人 工 、 材 料 消耗 的 差别 较 大 。 所 
以 ， 还 必须 按照 不 同 的 构造 、 材 料 等 要 求 ， 将 分 部 工程 分 解 为 更 为 简单 的 组 成 部 分 一 一 分 项 
工程 ， 例 如 ，M5 混合 砂浆 砌 240mm 厚 灰 砂 砖 墙 ， 现 浇 C20 钢筋 混凝土 圈 梁 等 。 

分 项 工程 是 经 过 逐步 分 解 ， 最 后 得 到 能 够 用 较为 简单 的 施工 过 程 生产 出 来 的 ， 可 以 用 适 
当 计 量 单位 计算 的 工程 基本 构造 要 素 。 

3. 单位 分 项 工程 的 消耗 量 标准 一 一 预算 定额 

将 建筑 工程 层 层 分 解 后 ， 就 能 采用 一 定 的 方法 ， 编 制 出 确定 单位 分 项 工程 的 人 工 、 材 
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料 、 机 械 人 台 班 消耗 量 标准 一 一 预算 定额 。 

里 然 不 同 的 建筑 工程 由 不 同 的 分 项 工程 和 不 同 的 工程 量 构成 ， 但 是 有 了 预算 定额 后 ， 就 
可 以 计算 出 价格 水 平 基本 一 致 的 工程 造价 。 这 是 因为 预算 定额 确定 的 每 一 单位 分 项 工程 的 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 起 到 了 统一 建筑 产品 劳动 消耗 水 平 的 作用 ， 从 而 能 够 将 千差万别 
的 各 建筑 工程 不 同 的 工程 数量 ， 计 算出 符合 统一 价格 水 平 的 工程 造价 成 为 现实 。 

例如 ， 甲 工程 砖 基础 工程 量 为 68. 56m ， 乙 工程 砖 基础 工程 量 为 205. 66m ,虽然 工程 
量 不 同 ， 但 使 用 统一 的 预算 定额 后 ， 它 们 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 水 平 是 一 致 的 。 

如 果 在 预算 定额 消耗 量 的 基础 上 再 考虑 价格 因素 ， 用 货币 量 反 映 定额 基价 ， 那 么 就 可 以 
计算 出 直接 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 ， 就 能 计算 出 整个 建筑 产品 的 工程 造价 。 必 须 明 确 指 
出 ,通常 施工 图 预算 以 单位 工程 为 对 象 编制 ， 也 就 是 说 ， 施 工 图 预算 确定 的 是 单位 工程 预算 
造价 。 

4. 确定 工程 造价 的 数学 模型 

用 编制 施工 图 预算 确定 工程 造价 ， 一 般 采 用 下 列 三 种 方法 ， 因 此 也 需 构建 三 种 数学 
模型 。 

(1) 单位 估价 法 ”单位 佑 价 法 是 编制 施工 图 预算 常 采用 的 方法 ， 该 方法 根据 施工 图 和 
预算 定额 ， 通 过 计算 分 项 工程 工程 量 、 分 项 工程 直接 工程 费 ， 将 分 项 工程 直接 工程 费 汇总 成 
单位 工程 直接 工程 费 后 ， 再 根据 措施 费 费 率 、 间 接 费 费 率 、 利 润 率 、 税 率 分 别 计算 出 各 项 费 
用 和 税金 ， 最 后 汇总 成 单位 工程 造价 ， 其 数学 模型 如 下 : 

工程 造价 = 直接 费 + 间接 费 + 利润 + 税金 











































































































以 直接 费 为 取 费 25 _ ЖАЛП г а ЕН, — ZJ 4 
即 基础 的 工程 造价 = | х (分 项 工程 工程 量 x 定额 基价 )， х 
(1 + 措施 费 费 率 + 间接 费 费 率 + 利润 率 ) | х 
(1 + 税率 ) 
以 人 工 费 为 取 费 _ |< Ее" 
анаа = | > (分 项 工程 工程 量 x 定额 基价 ) + 


> (分 项 工程 工程 量 x 定额 基价 中 人 工 费 ) х 





(措施 费 费 率 + 间接 费 费 率 + 利润 率 ) | x 


(1 + 税率 ) 

(2) 实物 金额 法 “” 当 预算 定额 中 只 有 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 而 没有 定额 基价 
的 货币 量 时 ， 可 以 采用 实物 金额 法 来 计算 工程 造价 。 

实物 金额 法 的 基本 做 法 是 ， 先 计算 出 分 项 工程 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 然 后 汇 
总 成 单位 工程 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 再 将 这 些 消 耗 量 分 别 乘 以 各 自 的 单价 ， 最 后 
汇总 成 单位 工程 直接 费 。 后 面 各 项 费用 的 计算 同 单位 估价 法 。 其 数学 模型 如 下 : 

工程 造价 = 直接 费 + 间接 费 + 利润 + 税金 

即 以 直接 费 为 取 费 _ ` да. 


基础 的 工程 造价 | | уу (分 项 工程 工程 量 x 定额 用 工 量 )，x 


тий + Y (分 项 工程 工程 量 x 定额 材料 用 量 ), х 
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材料 单价 + Y ( 分 项 工程 工程 量 x 定额 机 械 台 班 量 )，x 
台 班 单价 | х (1 + 措施 费 费 率 + 间接 费 费 率 + 利润 率 ) | х 
(1 + 税率 ) 

| Y (分 项 工程 工程 量 x 定额 用 工 量 ), х 工 昌 单价 x 

(1 + 措施 费 费 率 + 间接 费 费 率 + 利润 率 ) + 


> (分 项 工程 工程 量 x 定额 材料 用 量 ); х 





以 人 工 费 为 取 费 _ 
基础 的 工程 造价 








材料 单价 + Y (分 项 工程 工程 量 x 定额 机 械 台 班 量 )，x 


台 班 单价 | x (1 + 税率 ) 

(3) 分 项 工程 完全 单价 计算 法 “分 项 工程 完全 单价 计算 法 的 特点 是 ， 以 分 项 工程 为 对 
象 ， 计 算 工程 造价 ， 再 将 分 项 工程 造价 汇总 成 单位 工程 造价 。 该 方法 从 形式 上 类 似 于 工程 量 
清单 计价 法 ， 但 又 有 本 质 上 的 区 别 。 分 项 工程 完全 单价 计算 法 的 数学 异型 为 


хө аы, = X [ (分 项 工程 工程 量 x 定额 基价 ) х 


(1 + 措施 费 费 率 + 间接 费 费 率 + 利润 率 ) х 
(1 + 税率 ) | 























以 人 工 费 为 取 费 ЕЗ - H 口上 ‚+ г 1 Ез, 
жыйнау ХІ (分 项 工程 工程 量 x 定额 基价 ) + (分 项 工程 工程 量 x 


定额 用 工 量 x 工 日 单价 ) х (措施 费 费 率 + 
间接 费 费 率 + 利润 率 | < (1 + 税率 ) | 


值得 注意 的 是 上 述 数学 模型 之 所 以 分 两 种 情况 表述 ， 是 因为 建筑 工程 造价 一 般 以 直接 费 
为 基础 计算 ; 装饰 工程 造价 或 安装 工程 造价 一 般 以 人 工 费 为 基础 计算 。 


3.1.4 建筑 工程 预算 编制 程序 


综 上 所 述 ， 工 程 造 价 的 数学 模型 反映 了 编制 建筑 工程 预算 的 本 质 特征 ， 同 时 也 反映 了 编 
制 施工 图 预算 的 步 又 与 方法 。 施 工 图 预算 编制 程序 是 指 编制 建筑 工程 预算 有 规律 的 步骤 和 
顺序 。 

1. 编制 依据 

(1) 施工 图 施工 图 是 计算 工程 量 和 套用 预算 定额 的 依据 。 广 义 地 讲 ， 施 工 图 除了 施 
工 蓝图 外 ， 还 包括 标准 施工 图 、 图 样 会 审 纪要 和 设计 变更 等 资料 。 

(2) 施工 组 织 设计 或 施工 方案 ”施工 组 织 设计 或 施工 方案 是 编制 施工 图 预算 过 程 中 ， 
计算 工程 量 和 套用 预算 定额 时 ， 确 定 土方 类 别 、 基 础 工作 面 大 小 、 构 件 运 输 距离 及 运输 方式 
等 的 依据 。 

(3) 预算 定额 ”预算 定额 是 确定 分 项 工程 项 目 、 计 量 单 位 ， 计 算 分 项 工程 工程 量 、 分 
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项 工程 直接 费 和 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 的 依据 。 

(4) 地 区 材料 预算 价格 ”地 区 材料 预算 价格 或 材料 指导 价 是 计算 材料 费 和 调整 材料 价 
差 的 依据 。 

(5) 费用 定额 和 税率 ”费用 定额 包括 措施 费 、 间 接 费 、 利 泣 和 税金 的 计算 基础 和 费 率 、 
税率 的 规定 。 

(6) 施工 合同 施工 合同 是 确定 收取 哪些 费用 ， 按 多 少 收取 的 依据 。 

2. 施工 图 预算 编制 内 容 

施工 图 预算 编制 的 主要 内 容 包 括 : 

(1) 列 出 分 项 工程 项 目 ， 简 称 列 项 。 

(2) 计算 工程 量 。 

(3) 套用 预算 定额 及 定额 基价 换算 。 

(4) 工料 分 析 及 汇总 。 

(5) 计算 直接 费 。 

(6) 材料 价差 调整 。 

(7) 计算 间接 费 。 

(8) 计算 利润 。 

(9) 计算 税金 。 

(10) 汇总 为 工程 造价 。 

3. 施工 图 预算 编制 程序 

按 单位 估价 法 编制 施工 图 预算 的 程序 如 图 3-2 所 示 。 


















































材料 指导 价 


图 3-2 ”施工 图 预算 编制 程序 
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3.21 定额 的 概念 与 特点 


定额 是 人 们 根据 各 种 不 同 的 需要 ， 对 某 一 事物 规定 的 数量 标准 ， 是 一 种 规定 的 额度 。 建 
设 工程 定额 是 工程 建设 中 各 类 定额 的 总 称 。 
建设 工程 定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 和 合理 的 劳动 组 织 、 合 理 使 用 材料 及 机 械 的 条 件 
下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 资源 的 数量 标准 。 其 中 的 资源 主要 包括 在 建设 生产 过 程 中 
所 投入 的 人 工 、 机 械 、 材 料 和 资金 等 生产 要 素 。 例 如 10m 现 浇 C20 混 凝 上 带 形 基础 ， 需 用 
С20 混凝土 材料 10. 15м‘, ЛТ 9. 56 工 日 、400L 混凝土 搅拌 机 械 0.39 台 班 ， 就 包括 了 人 
工 、 材 料 、 机 械 三 个 要 素 。 
建设 工程 定额 反映 了 建设 工程 的 投入 与 产 出 的 关系 ,不仅 规定 了 建设 工程 投入 产 出 的 数 
量 标准 ， 同 时 还 规定 了 具体 的 工作 内 容 、 质 量 标准 和 安全 要 求 。 

定额 中 规定 资源 消耗 的 多 少 反 映 了 定额 水 平 ， 定 额 水 平 是 一 定时 期 社会 生产 力 的 综合 反 
映 。 在 制定 建设 工程 定额 ， 确 定 定额 水 平时 ， 要 正确 地 、 及 时 地 反映 先进 的 建筑 技术 和 施工 
管理 水 平 ， 以 促进 新 技术 的 不 断 推广 和 提高 以 及 施工 管理 的 不 断 完善 ， 达 到 合理 使 用 建设 资 
金 目 的 。 其 特点 为 : 

1. 权威 性 

工程 建设 定额 具有 很 大 权威 ， 这 种 权威 在 一 些 情况 下 具有 经 济 法 规 性 质 。 权 威 性 反映 统 
一 的 意志 和 统一 的 要 求 ， 也 反映 信誉 和 信赖 程度 以 及 反映 定额 的 严肃 性 。 

工程 建设 定额 权威 性 的 客观 基础 是 定额 的 科学 性 。 只 有 科学 的 定额 才 具 有 权威 ， 但 是 在 
社会 主义 市 场 经 济 条 件 下 ， 它 必然 涉及 各 有 关 方 面 的 经 济 关系 和 利益 关系 。 赋 予 工程 建设 定 
额 以 一 定 的 权威 性 ， 就 意味 着 在 规定 的 范围 内 ， 对 于 定额 的 使 用 者 和 执行 者 来 说 ， 不 论 主 观 
上 愿意 不 愿意 ， 都 必须 按 定 额 的 规定 执行 。 在 当前 市 场 不 规范 的 情况 下 ， 赋 了 予 工程 建设 定额 
以 权威 性 是 十 分 重要 的 。 但 是 在 竞争 机 制 引入 工程 建设 的 情况 下 ， 定 额 的 水 平 必然 会 受 市 场 
共 求 状况 的 有 影响， 从 而 在 执行 中 可 能 产生 定额 水 平 的 浮动 。 
应 该 指出 的 是 ， 在 社会 主义 市 场 经 济 条 件 下 ， 对 定额 的 权威 性 不 应 该 绝对 化 。 定 额 毕竟 
是 主观 对 客观 的 反映 ， 定 额 的 科学 性 会 受到 人 们 认识 的 局 限 影响 。 与 此 相关 ， 定 额 的 权威 性 
也 就 会 受到 削弱 核心 的 挑战 。 更 为 重要 的 是 ， 随 着 投资 体制 的 改革 和 投资 主体 多 元 化 格局 的 
形成 ， 随 着 企业 经 营 机 制 的 转换 ， 它 们 都 可 以 根据 市 场 的 变化 和 自身 的 情况 ， 自 主 地 调整 自 
己 的 决策 行为 。 因 此 在 这 里 ,一 些 与 经 营 决 策 有 关 的 工程 建设 定额 的 权威 性 特征 就 弱化 了 。 

2. 科学 性 

工程 建设 定额 的 科学 性 首先 表现 在 定额 是 在 认真 研究 客观 规律 的 基础 上 ， 自 觉 地 遵守 客 
观 规律 的 要 求 ， 实 事 求 是 地 制定 的 。 因 此 ， 它 能 正确 地 反映 单位 产品 生产 所 必需 的 劳动 量 ， 
从 而 以 最 少 的 劳动 消耗 而 取得 最 大 的 经 济 效 果 ， 促 进 劳 动 生产 率 的 不 断 提高 。 

定额 的 科学 性 还 表现 在 制定 定额 所 采用 的 方法 上 ， 通 过 不 断 吸 收 现代 科学 技术 的 新 成 
就 ， 不 断 完 善 ， 形 成 一 套 严 密 的 确定 定额 水 平 的 科学 方法 。 这 些 方法 不 仅 在 实践 中 已 经 行 之 
有 效 ， 而 且 还 有 利于 研究 建筑 产品 生产 过 程 中 的 工时 利用 情况 ， 从 中 找 出 影响 劳动 消耗 的 各 
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种 主客 观 因素 ,设计 出 合理 的 施工 组 织 方案 ,挖掘 生产 潜 力 ， 提 高 企业 管理 水 平 ， 减 少 以 致 
杜绝 生产 中 的 浪费 现象 ， 促 进 生 产 的 不 断 发 展 。 

3. 统一 性 

工程 建设 定额 的 统一 性 ， 主 要 是 由 国家 对 经 济 发 展 的 有 计划 的 宏观 调控 职能 决定 的 。 为 
了 使 国民 经 济 按照 既定 的 目标 发 展 ， 就 需要 借助 于 某 些 标 准 、 定 额 、 参 数 等 ， 对 工程 建设 进 
行规 划 、 组 织 、 调 节 、 控 制 。 而 这 些 标 准 、 定 额 、 参 数 必须 在 一 定 的 范围 内 是 一 种 统一 的 尺 
度 ， 才 能 实现 上 述职 能 ， 才 能 利用 它 对 项 目的 决策 、 设 计 方 案 、 投 标 报价 、 成 本 控制 进行 比 
选 和 评价 。 

工程 建设 定额 的 统一 性 按照 其 影响 力 和 执行 范围 来 看 ， 有 全 国 统一 定额 ， 地 区 统一 定额 
和 行业 统一 定额 等 ， 按 照 定额 的 制定 、 颁 布 和 贯彻 使 用 来 看 ， 有 统一 的 程序 、 统 一 的 原则 、 
统一 的 要 求 和 统一 的 用 途 。 

4. 稳定 性 与 时 效 性 

工程 建设 定额 中 的 任何 一 种 都 是 一 定时 期 技术 发 展 和 管理 水 平 的 反映 ， 因 而 在 一 段 时 间 
内 都 表现 出 稳定 的 状态 。 稳 定 的 时 间 有 长 有 短 ， 一 般 在 5 ~ 10 年 之 间 。 保 持 定 额 的 稳定 性 是 
维护 定额 的 权威 性 所 必需 的 ， 更 是 有 效 的 贯彻 定额 所 必要 的 。 如 果菜 种 定额 处 于 经 常 修改 变 
动 之 中 ， 那 么 必然 造成 执行 中 的 困难 和 混乱 ,使 人 们 感到 没有 必要 去 认真 对 待 它 ， 很 容易 导 
致 定 额 权 威 性 的 丧失 。 工 程 建设 定额 的 不 稳定 也 会 给 定额 的 编制 工作 带 来 极 大 的 困难 。 

但 是 工程 建设 定额 的 稳定 性 是 相对 的 。 当 生产 力 向 前 发 展 了 ， 定 额 就 会 与 已 经 发 展 了 的 
生产 力 不 相 适应 。 这 样 ， 它 原 有 的 作用 就 会 逐步 减弱 以 至 消失 ， 需 要 重新 编制 或 修订 。 

5. 系统 性 

工程 建设 定额 是 相对 独立 的 系统 。 它 是 由 多 种 定额 结合 而 成 的 有 机 的 整体 。 它 的 结构 复 
杂 ， 有 鲜明 的 层次 ， 有 明确 的 目标 。 

工程 建设 定额 的 系统 性 是 由 工程 建设 的 特点 决定 的 。 按 照 系统 论 的 观点 ， 工 程 建设 就 是 
庞大 的 实体 系统 。 工 程 建设 定额 是 为 这 个 实体 系统 服务 的 。 因 而 工程 建设 本 身 的 多 种 类 、 多 
层次 就 决定 了 以 它 为 服务 对 象 的 工程 建设 定额 的 多 种 类 、 多 层次 。 从 整个 国民 经 济 来 看 ， 进 
行 固定 资产 生产 和 再 生产 的 工程 建设 ， 是 一 个 有 多 项 工程 集合 体 的 整体 。 其 中 包括 农林 水 
利 、 轻 纺 、 机 械 、 煤 炭 、 电 力 、 石 油 、 冶 金 、 化 工 、 建 材 工 业 、 交 通 运输 、 邮 电工 程 ， 以 及 
商业 物资 、 科 学 教育 文化 、 卫 生体 育 、 社 会 福利 和 住宅 工程 等 。 这 些 工程 的 建设 都 有 严格 的 
项 目 划分 ， 如 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 分 项 工程 ; 在 计划 和 实施 过 程 中 有 严密 
的 逻辑 阶段 ， 如 规划 、 可 行 性 研究 、 设 计 、 施 工 、 竣 工交 付 使 用 ， 以 及 投入 使 用 后 的 维修 。 
与 此 相 适 应 必然 形成 工程 建设 定额 的 多 种 类 、 多 层次 。 


3.2.2 定额 的 作用 及 分 类 


1. 定额 的 作用 

在 工程 建设 和 企业 管理 中 ， 确 定 和 执行 先进 合理 的 定额 是 技术 和 经 济 管理 工作 中 的 重要 
一 环 。 在 工程 项 目的 计划 、 设 计 和 施工 中 ， 定 额 具 有 以 下 几 方 面 的 作用 : 

(1) 定额 是 编制 计划 的 基础 ”工程 建设 活动 需要 编制 各 种 计划 来 组 织 与 指导 生产 ， 而 
计划 编制 中 又 需要 各 种 定额 来 作为 计算 人 力 、 物 力 、 财 力 等 资源 需要 量 的 依据 。 定 额 是 编制 
计划 的 重要 基础 。 
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(2) 定额 是 确定 工程 造价 的 依据 和 评价 设计 方案 经 济 合理 性 的 尺度 ”工程 造价 是 根据 
设计 规定 的 工程 规模 、 工 程 数量 及 相应 需要 的 劳动 力 、 材 料 、 机 械 设备 消耗 量 及 其 他 必须 消 
耗 的 资金 确定 的 。 其 中 ， 劳 动力 、 材 料 、 机 械 设备 的 消耗 量 又 是 根据 定额 计算 出 来 的 ， 定 额 
是 确定 工程 造价 的 依据 。 同 时 ， 建 设 项 目 投资 的 大 小 又 反映 了 各 种 不 同 设计 方案 技术 经 济 水 
平 的 高 低 。 因 此 ， 定 额 又 是 比较 和 评价 设计 方案 经 济 合理 性 的 尺度 。 

(3) 定额 是 组 织 和 管理 施工 的 工具 ”建筑 企业 要 计算 、 平 衡 资 源 需要 量 、 组 织 材料 供 
应 、 调 配 劳 动力 、 签 发 任务 单 、 组 织 劳 动 况 赛 、 调 动人 的 积极 因素 、 考 核 工 程 消 耗 和 劳动 生 
产 率 、 贯 彻 按 劳 分 配 工资 制度 、 计 算 工 人 报酬 等 ， 都 要 利用 定额 。 因 此 ， 从 组 织 施 工 和 管理 
生产 的 角度 来 说 ， 企 业 定 额 又 是 建筑 企业 组 织 和 管理 施工 的 工具 。 

(4) 定额 是 总 结 先 进 生 产 方法 的 手段 ”定额 是 在 平均 先进 的 条 件 下 ， 通 过 对 生产 流程 
的 观察 、 分 析 、 综 合 等 过 程 制定 的 ， 它 可 以 最 严格 地 反映 出 生产 技术 和 劳动 组 织 的 先进 合理 
程度 。 因 此 ， 就 可 以 以 定额 方法 为 手段 ， 对 同一 产品 在 同一 操作 条 件 下 的 不 同 的 生产 方法 进 
行 观察 、 分 析 和 总 结 ， 从 而 得 到 一 套 比 较 完 整 的 、 优 良 的 生产 方法 ， 作 为 生产 中 推广 的 
范例 。 

由 此 可 见 ， 定 额 是 实现 工程 项 目 ， 确定 人 力 、 物 力 和 财力 等 资源 需要 量 ， 有 计划 地 组 织 
生产 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降 低 工 程 造价 ， 完 成 和 超额 完成 计划 的 重要 的 技术 经 济 工 具 ， 是 工 
程 管理 和 企业 管理 的 基础 。 

2. 定额 的 分 类 
建设 工程 定额 的 种 类 很 多 ， 按 照 不 同 的 原则 和 方法 对 它 进行 科学 的 分 类 如 下 : 

1) 按照 定额 反映 的 生产 要 素 消 耗 内 容 分 类 ， 如 图 3-3 所 示 。 


劳动 定额 
ней 


材料 消耗 定额 
ШІ 


63-5 按照 生产 要 素 消 耗 内 容 分 类 
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2) 按照 编制 程序 和 用 途 分 类 ， 如 图 34 所 示 。 
m 
预算 定额 材料 消耗 定额 


产量 定额 
概算 定额 机 械 台 班 使 用 定额 
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到 34 按照 编制 程序 和 用 途 分 类 
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3) 按照 投资 的 费用 性 质 分 类 ， 如 图 35 所 示 。 





建筑 工程 定额 
施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 
КЖ Ж 
Ерт 定额 和 概算 指标 的 统称 
建筑 安装 工程 费用 定额 包括 措施 费 定额 和 间接 费 定额 
工程 建设 其 他 费用 定额 


到 3-5 按照 投资 的 费用 性 质 分 类 


























4) 按照 专业 性 质 分 类 ， 如 图 3-6 所 示 。 


全 国 通用 定额 在 部 门 间 、 地 区 间 都 可 以 使 用 的 定额 
行业 通用 定额 具有 专业 特点 ， 在 行业 部 门 内 可 以 通用 的 定额 
专业 专用 定额 特殊 专业 定额 ， 只 能 在 制定 的 范围 内 使 用 的 定额 


图 3-6 按照 专业 性 质 分 类 











5) 按照 编制 单位 和 管理 权限 分 类 ， 如 图 3-7 所 示 。 


由 国家 建设 行政 主管 部 门 制定 和 颁发 
由 行业 建设 行政 主管 部 门 制定 和 颁发 
由 地 区 建设 行政 主管 部 门 制定 和 颁发 
由 企业 自行 编制 并 限于 内 部 使 用 


补充 定额 上 述 定额 未 包括 的 补充 编制 的 定额 











83-7 按照 编制 单位 和 管理 权限 分 类 








3.3 ”定额 的 计算 


3.3.1 施工 定额 
施工 定额 是 施工 企业 直接 用 于 建筑 工程 施工 管理 的 一 种 定额 ， 属 
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是 以 同一 性 质 的 施工 过 程 或 工序 为 测定 对 象 ， 确 定 建筑 工人 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 为 完成 一 
定 计量 单位 的 某 一 施工 过 程 或 工序 所 需 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 消 耗 的 数量 标准 。 

施工 定额 由 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 消 耗 定 额 三 个 相对 独立 的 部 分 
组 成 。 

为 了 适应 组 织 生 产 和 劳动 的 需要 ， 施 工 定额 的 项 目 划分 很 细 ， 是 建设 工程 定额 中 分 项 最 
细 、 定 额 子 目 最 多 的 一 种 定额 ， 也 是 建设 工程 定额 中 的 基础 性 定额 。 

1. 劳动 定额 

劳动 定额 也 称 人 工 消耗 定额 ， 是 指 在 正常 的 施工 技术 组 织 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 产品 所 
需要 的 劳动 消耗 量 标准 。 这 个 标准 是 国家 和 企业 对 生产 工人 在 单位 时 间 内 的 劳动 数量 和 质量 
的 综合 要 求 ， 也 是 建筑 施工 企业 内 部 组 织 生产 ， 编 制 施工 作业 计划 、 签 发 施工 任务 单 、 考 核 
工效 、 计 算 报 酬 的 依据 。 

现行 的 《全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》 是 供 各 地 区 主管 部 门 和 企业 编制 施工 定额 
的 参考 定额 ， 是 以 建筑 安装 工程 产品 为 对 象 ， 以 合理 组 织 现 场 施工 为 条 件 ， 按 “ 实 ” 计 算 
的 。 因 此 ， 定 额 规定 的 劳动 时 间或 劳动 量 一 般 不 变 ， 其 劳动 工资 单价 可 根据 各 地 工资 水 平 进 
行 调整 。 劳 动 定额 对 不 同 工 具 ,不 同 工 艺 ,不同 产品 项 目 ， 有 不 同 的 定额 水 平 。 这 有 利于 贯 
彻 按 劳 分 配 ， 加 强 企业 管理 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 并 能 准确 、 及 时 地 反映 劳动 者 实际 提供 的 劳 
动 数 量 和 质量 。 

(1) 劳动 定额 的 表现 形式 ”劳动 定额 的 表现 形式 有 时 间 定 额 和 产量 定额 两 种 。 

1) 时 间 定 额 。 时 间 定 额 也 称 人 工 定额 ， 是 指 某 种 专业 的 工人 班组 或 个 人 ， 在 合理 劳动 
组 织 与 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 工时 。 定 额 包 括 工作 时 间 、 
助 工作 时 间 、 准 备 与 结束 时 间 、 必 需 休 息 时 间 以 及 不 可 避免 的 中 断 时 间 。 

时 间 定 额 以 “ 工 日 ”为 单位 ， 如 : LH/m. Т.Н/ш”, TH/m'. ЕНИ, &#— L 
日 工作 时 间 按 8 个 小 时 计算 ， 用 公式 表示 如 下 : 


































































































1 
iya š гі | 定额 下 g; ——— =” 
单位 产品 时 间 和 定额 (ТН) 每 工 日 的 产量 
或 
: : 成 员工 日 数 总 和 
ЕЛІ сс диў = 3-1 
单位 产品 时 间 和 定额 ( 工 日 ) 台 班 产量 (3-1) 





2) 产量 定额 。 产 量 定额 是 指 某 种 专业 的 工人 班组 或 个 人 ， 在 合理 劳动 组 织 与 合理 使 用 
材料 的 条 件 下 ， 单 位 时 间 СЕН) 内 应 完成 合格 产品 的 数量 。 

产量 定额 的 计量 单位 是 以 产品 的 单位 计算 ， 如 : а/ТІН, m ZT H. мсн. H 
等 ， 用 公式 表示 如 下 : 





1 
“单位 产品 时 间 定 额 





每 工 日 产量 


小 组 成 员工 日 数 总 和 
组 台 班 产量 = 

ЛМИНЭБТ-ЭГ 5 ардаа ВЯ 

3) 时 间 定 额 和 产量 定额 的 关系 。 时 间 定 额 和 产量 定额 之 间 的 关系 是 互 为 倒数 关系 。 表 
3-1 摘自 《全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》 第 四 分 册 砖 石 工程 的 砖 基础 。 








(3-2) 
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631 砖 基础 砌 体 劳 动 定 额 












































工作 内 容 : 清理 地 槽 、 砌 霖 、 角 、 抹 防潮 层 砂 浆 等 。 (计量 单位 : Ни") 
Нил р -ш-ээү ээг. 

项 H 序号 

115 1.51% 2 砖 及 2 0 Е 

综 合 0.937 0. 905 0.876 一 

ЇЙ ЇЁ 0. 390 0. 354 0. 325 ж 

运 输 0. 449 0. 449 0. 449 = 

调制 砂浆 0. 098 0. 102 0. 102 四 

编 号 1 2 3 














例如 砌 lm 的 1 砖 厚 基 础 综合 需 0.937 工 日 ， 每 工 日 综合 可 砌 1/0.937 =1.067m° 一 夸 
厚 基础 。 

(2) 劳动 定额 的 制定 方法 “劳动 定额 的 制定 方法 主要 有 技术 测定 法 、 经 验 估 算法 、 统 
计 分 析 法 、 比 较 类 推 法 等 。 其 中 技术 测定 法 是 我 国 建筑 安装 工程 收集 定额 基础 资料 的 基本 
方法 。 

1) 技术 测定 法 。 技 术 测 定 法 是 一 种 细致 的 科学 调查 研究 方法 。 是 在 深入 施工 现场 的 条 
件 下 ,根据 施工 过 程 合理 先进 的 技术 条 件 、 组 织 条 件 和 施工 方法 ， 对 施工 过 程 各 工序 工作 时 
间 的 各 个 组 成 部 分 进行 实地 观测 ， 分 别 测定 每 一 工序 的 工时 消耗 ， 通 过 测定 的 资料 进行 分 析 
计算 ， 并 参考 以 往 数据 经 过 科学 整理 分 析 以 制定 定额 的 一 种 方法 。 

技术 测定 法 包括 : 测 时 法 、 写 实 记 录 法 、 简 易 计 时 观察 法 。 

测 时 法 适用 于 观察 研究 施工 过 程 中 具有 循环 性 质 的 组 成 部 分 的 工时 消耗 。 一 般 不 用 于 研 
究 休息 、 准 备 与 结束 等 非 循环 性 质 的 组 成 部 分 工时 消耗 ， 由 于 该 方法 可 以 达到 较 高 的 计时 精 
度 ， 故 常用 来 观测 每 循环 延续 时 间 短 的 施工 过 程 。 

写实 记录 法 可 以 用 来 测定 、 研 究 一 切 种 类 的 工作 时 间 消 耗 ， 可 以 获得 拟定 定额 工时 所 必 
需 的 全 部 资料 ， 在 建筑 安装 工程 应 用 广泛 。 写 实 记录 法 是 测定 全 部 工作 时 间 的 消耗 ， 可 分 为 
工作 日 写实 和 过 程 写 实 两 种 ， 前 者 是 指 以 整个 工作 班 延 续 时 间 为 单元 的 写实 记录 ， 后 者 是 以 
一 件 或 一 项 产品 的 生产 过 程 为 单元 的 写实 记录 。 

简易 计时 观察 法 实质 上 就 是 对 测 时 法 或 写实 记录 法 的 简化 ， 属 于 一 种 现场 统计 。 它 适用 
于 检查 定额 完 不 成 的 原因 ， 次 要 项 目的 定额 资料 收集 ， 制 定 企业 补充 定额 或 临时 定额 。 该 方 
法 的 主要 特点 是 根据 测定 的 目的 选择 组 成 部 分 ， 而 把 其 他 组 成 部 分 根据 工时 消耗 分 类 给 予 合 
并 ， 由 于 减少 了 组 成 部 分 数目 ， 使 得 观察 计时 与 资料 整理 的 工作 大 大 简化 。 

技术 测定 法 有 较 充 分 的 科学 技术 依据 ， 制 定 的 定额 比较 合理 先进 ， 有 较 强 的 说 服 力 。 但 
是 ， 这 种 方法 工作 量 较 大 ， 使 它 的 应 用 受到 一 定 限 制 。 它 一 般 用 于 产品 数量 大 且 品 种 少 、 施 
工 条 件 比较 正常 、 施 工时 间 长 、 经 济 价值 大 的 施工 过 程 。 

2) 经 验 估计 法 。 一 般 是 根据 老 工 人 、 施 工 技术 员 和 定额 员 的 实践 经 验 ， 并 参考 有 关 的 
技术 资料 ， 结 合 施工 图 样 、 施 工 工艺 、 施 工 技术 组 织 条 件 和 操作 方法 等 ， 通 过 座谈 、 分 析 讨 
论 和 综合 计算 的 一 种 方法 。 
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经 验 佑 计 法 技术 简单 ， 工 作 量 小 ， 速 度 快 ， 在 一 些 不便 进 行 定 量 测 定 和 定量 统计 分 析 的 
定额 编制 中 有 一 定 的 优越 性 。 缺 点 是 人 为 因素 较 多 ， 科 学 性 、 准 确 性 较 差 。 

3) 统计 分 析 法 。 统 计 分 析 法 是 把 过 去 一 定时 期 内 实际 施工 中 的 同类 工程 和 生产 同类 产 
品 的 实际 工时 消耗 和 产品 数量 的 统计 资料 〈 施 工 任务 书 、 考 勤 报 表 和 其 他 有 关 资 料 ) ， 经 过 
整理 ， 结 合 当前 生产 技术 组 织 条 件 ， 进 行 分 析 对 比 研究 来 制定 定额 的 一 种 方法 。 所 考虑 的 统 
计 对 象 应 该 具有 一 定 的 代表 性 ， 应 以 具有 平均 先进 水 平 的 地 区 、 企 业 、 施 工 队 伍 的 情况 作为 
统计 计算 定额 的 依据 。 统 计 中 要 特别 注意 资料 的 真实 性 、 系 统 性 和 完整 性 ， 确 保定 额 的 编制 
质量 。 

统计 分 析 法 的 优点 是 简单 易 行 ， 工 作 量 小 。 但 要 使 统计 分 析 法 制定 的 定额 有 较 好 的 质 
量 ， 就 应 在 基层 健全 原始 记录 与 统计 报表 制度 ， 并 将 一 些 不 合理 的 虚假 因素 予以 剔除 。 

4) 比较 类 推 法 。 比 较 类 推 法 又 称 典范 定额 法 ， 它 是 以 精确 测定 好 的 同类 型 工序 或 产品 
的 定额 ， 经 过 分 析 ， 推 出 同类 中 相 邻 工序 或 产品 定额 的 方法 。 

比较 类 推 法 简单 易 行 ， 工 作 量 小 。 但 往往 会 因 对 定额 的 时 间 构 成 分 析 不 够 ,对 影响 因素 
估计 不 足 ， 或 者 所 选 典范 定额 不 当 影响 定额 的 质量 。 

采用 这 种 方法 ， 要 特别 注意 掌握 工序 、 产 品 的 施工 工艺 和 劳动 组 织 的 “类 似 ” 或 “ 近 
似 ” 的 特征 ， 细 致 地 分 析 施 工 过 程 的 各 种 影响 因素 ， 防 止 将 因素 变化 很 大 的 项 目 作 为 同类 
型 项 目 比 较 类 推 。 

(3) 劳动 定额 的 案例 应 用 ”时间 定额 和 产量 定额 虽 是 同一 劳动 定额 的 不 同 表 现形 式 ， 
但 其 作用 却 不 尽 相 同 。 时 间 定 额 以 单位 产品 的 工 日 数 表示 ,便于 计算 完成 某 一 分 部 (分 项 ) 
工程 所 需 的 总 工 日 数 ， 便 于 核算 工资 、 便 于 编制 施工 进度 计划 和 计算 分 项 工期 。 而 产量 定额 
是 以 单位 时 间 内 完成 的 产品 数量 表示 ， 便 于 小 组 分 配 施 工 任务 ， 考 核 工 人 的 劳动 效率 和 签发 
施工 任务 单 。 砖 墙 劳动 定额 见 表 3-2 所 示 。 

Ж32 ， 砖 墙 劳动 定额 

工作 内 容 : 砌 墙 面 、 墙 翅 、 平 旋 模 板 、 梁 板 头 砌 砖 、 梁 下 塞 砖 、 楼 楞 间 砌 砖 、 留 楼 梯 踏 步 斜 槽 、 留 孔 
洞 ， 砌 各 种 止 进 处 、 山 墙 泛 水 处 ， 安 装 木 砖 、 铁 件 ， 安 放 60kg 以 内 的 预制 混凝土 门窗 过 梁 、 隔 板 、 垫 块 以 
及 调整 立 好 后 的 门窗 框 等 。 





















































































































































































































































ЖА (单位 : Т Ни) 
双 面 清水 单 面 清水 
项 Н 2 k 2 Ë 序号 
1 1502 0.5 | 0.75 # 1 村 151% 
2 А 2 А 
тэ 1.27 1.20 1.12 1.52 1.48 1.23 1.14 1.07 =£ 
综合 тї П 
机 是 1.48 1.41 1.33 1.73 1.69 1.44 1.35 1.28 一 
ИШЕ 0.726 | 0.653 | 0.568 1.00 0.956 | 0.684 | 0.593 0. 52 = 
ре 0.44 0.44 0.44 0.434 | 0.437 0.44 0.44 0.44 四 
运输 | 6 
йз 0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.642 | 0.645 | 0.652 | 0.652 | 0.652 五 
调制 砂浆 0.101 0.106 | 0.107 | 0.085 | 0.089 0.101 0.106 | 0.107 х 
编号 4 5 6 7 8 9 10 11 




















第 3 章 建筑 工程 预算 定额 计算 与 实例 57 












































































































































表 B (单位 : Т.Н/ш?) 
混 水 内 墙 混 水 外 墙 
2 Йй 0.51% |0.754 | 14 ота 0.5 10 |(0.7516| 110 |1.51 Энд ү 
1.5 10119 2 ТЕРА 
е жо, 1.38 | 1.34 | 1.02 0. 994 1.5 144 | 1.09 | 1.04 1.01 — 
эв [ү 1.59 1.55 1.24 1.21 1.71 1.65 1.3 1.25 1.22 Эр! 
砌 夸 0.865 | 0.815 | 0.482 0. 448 0.98 | 0.915 | 0.549 | 0.491 0. 458 三 
Ең 塔吊 0.434 | 0.437 | 0.44 0. 44 0.434 | 0.437 | 0.44 | 0.44 0. 44 Ц 
нь Мт 0.642 | 0.645 | 0. 654 0. 654 0.642 | 0.645 | 0. 652 | 0. 652 0. 652 五 
ЕЕ 0.085 | 0.089 | 0.101 0. 106 0.085 | 0.089 | 0.101 | 0.106 0.107 六 
编号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ЖС (单位 : Т.Н/ш) 
空 斗 墙 空心 砖 墙 
内 墙 外 墙 
项 导 序号 
清水 ЇЕЖ 墙 体 厚度 /cm 
15 以 内 | 25 以 内 | 25 以 外 15 以 内 | 25 以 内 | 25 以 外 
зад ж 0. 846 0. 722 0. 909 0. 758 0. 671 0. 965 0. 804 0. 712 一 
Юй 0. 967 0. 825 1.14 0.943 0. 840 1.20 0.989 0. 881 = 
Ше 0.619 0.477 0.500 0.417 0.370 0.556 0. 463 0.411 = 
Ў 塔吊 0.218 0. 218 0. 364 0. 296 0. 256 0. 364 0. 296 0. 256 四 
хэ ШИН 0. 321 0. 321 0. 595 0. 481 0. 425 0. 595 0. 481 0. 425 五 
调制 砂浆 0. 027 0. 027 0. 045 0. 045 0. 045 0. 045 0. 045 0. 045 л 
编号 21 22 23 24 25 26 27 28 






































: 1. 砌 外 墙 不 分 里 外 架子 ， 均 执行 本 标准 。 

2. 女儿 墙 按 外 墙 相应 项 目的 时 间 定 额 执行 。 

3. 室 墙 按 内 墙 塔吊 相应 项 目的 时 间 定 额 执 行 。 
4. 空 斗 墙 以 不 加 填充 料 为 准 ， 工 程 量 包括 实 砌 部 分 。 如 加 填充 料 时 ， 则 按 “ 砖 墙 加 工 表 ” 加 工 。 
5 信 苇 墙 机 吊 相 应 项 目 时 间 定 额 执 行 。 围 墙 彻 筑 包 括 搭 拆 简 易 架 子 ， 砌 墙 埃 、 墙 头 、 冒 出 檐 不 另 
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填充 墙 按 相应 项 目的 时 间 定 额 执行 。 
巷 墙 包括 镶 砌 标准 砖 。 





[13-1] 某 砌 砖 班组 20 名 工人 ， 砌 筑 某 住宅 楼 1. 5 砖 厚 混 水 外 墙 (机 吊 ) 需要 5d 完 
成 ， 试 确定 班组 完成 的 砌 体 体 积 。 
【 解 】 查 表 3-2 ( 表 B) 定额 编号 为 19 ， 时 间 定 额 为 1.25 Т.Н/ш' 
ЕЗ, —— 2 1 3 
产量 定额 = ттеу а 1/1. 25 =0.8 (ш/ТІН) 
砌 筑 的 总 工 日 数 =20 工 日 /4x5d =100 T H 
则 : 砌 体 体积 =100 Т.Н хо. 8m°/ Т.Н =80m° 
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【 例 3-2】 某 工程 有 170m 、 砖 厚 混 水 内 墙 (机 吊 ) ， 每 天 有 14 名 专业 工人 进行 砌 筑 ， 
试 计算 完成 该 工程 的 定额 施工 天 数 。 

【 解 】 查 表 3-2 ( 表 B) 定额 编号 为 14， 时 间 定 额 为 1.24 Т.Н/ш' 

完成 砌 筑 需 要 的 总 工 日 数 =170m x1.24 Т.Н/ш =210.8 ТН 

则 : 需要 的 施工 天 数 =210. 8 Т.Н/14 工 日 /4=15d 

(013-31 某 抹 灰 班组 有 ІЗ 名 工人 ， 抹 一 住宅 楼 混 砂 墙 面 ， 施 工 25d 完成 ， 已 知 产量 
定额 为 10. 2m/ 工 日 。 试 计算 抹 灰 班 应 完成 的 抹 灰 面积 。 

【 解 】 13 名 工人 施工 25d 的 总 工 日 数 =13 x25 =325 ( 工 日 ) 

抹 灰 面积 =10.2 x325 =3315 (m°) 











2. 材料 消耗 定额 

建筑 材料 是 建筑 安装 企业 进行 生产 活动 完成 建筑 产品 的 物质 条 件 。 建 筑 工 程 的 原材料 
(包括 半成品 、 成 品 等 ) 品种 繁多 、 耗 用 量 大 。 在 一 般 工业 与 民用 建筑 工程 中 ， 材 料 消耗 占 
工程 成 本 的 60% ~70% ， 材 料 消耗 定额 的 任务 ， 就 在 于 利用 定额 这 个 经 济 杠杆 ， 对 材料 消 
耗 进行 控制 和 监督 ， 以 达到 降低 物资 消耗 和 工程 成 本 的 目的 。 

建筑 工程 材料 消耗 定额 是 企业 推行 经 济 承包 、 编 制 材料 计划 、 进 行 单位 工程 核算 不 可 缺 
少 的 基础 ， 是 促进 企业 合理 使 用 材料 ， 实 行 限额 领 料 和 材料 核算 ， 正 确 核定 材料 需要 量 和 储 
备 量 ， 考 核 、 分 析 材 料 消 耗 ， 反 映 建筑 安装 生产 技术 管理 水 平 的 重要 依据 。 

(1) 材料 消耗 定额 的 概念 ”材料 消耗 定额 是 指 在 合理 和 广 约 使 用 材料 的 前 提 下 ， 生 产 
单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 建筑 材料 半成品、 配件 、 构 件 、 燃 料 、 水 、 电 ) 的 数量 标准 。 
包括 材料 的 净 用 量 和 不 可 避免 的 施工 工艺 性 材料 损耗 量 。 

根据 施工 生产 材料 消耗 工艺 要 求 ， 建 筑 安装 材料 分 为 非 周转 性 材料 和 周转 性 材料 两 
大 类 。 

非 周转 性 材料 也 称 直 接 性 材料 ， 它 是 指 在 建筑 工程 施工 中 ， 一 次 性 消耗 并 直接 构成 工程 
实体 的 材料 。 如 砖 、 砂 、 石 、 钢 筋 、 水 泥 等 。 

周转 性 材料 是 指 在 施工 过 程 中 能 多 次 使 用 、 周 转 的 工具 型 材料 。 如 各 种 模板 、 活 动 文 
жї, ИГЕ, ЗСА, 

(2) 材料 净 用 量 和 损耗 量 的 确定 ”直接 构成 建筑 安装 工程 实体 的 材料 用 量 称 为 材料 净 
用 量 。 不 可 避免 的 施工 废料 和 施工 操作 损耗 称 为 材料 损耗 量 。 材 料 的 消耗 量 由 材料 的 净 用 量 
和 材料 损耗 量 组 成 。 其 关系 如 下 : 

材料 消耗 量 = 材料 净 用 量 - 材料 损耗 量 

材料 的 损耗 一 般 以 损耗 率 表示 ， 材 料 损耗 率 可 有 两 种 不 同 含义 ， 由 此 材料 的 消耗 量 计算 
有 两 个 不 同 的 公式 : 

1) 






























































材料 损耗 率 = 材料 消耗 量 x100% 





则 


жи. МЕНИН 
М УШ ы. _ 2:2 
材料 消耗 量 = инж (3-3) 
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2) 
材料 损耗 量 
料 损耗 率 = 一 一 一 一 一 x 100% 34 
材料 损耗 率 нии х (3-4) 
或 


材料 消耗 量 = 材料 净 用 量 x (1 + 材料 损耗 率 ) 
材料 、 成 品 、 半 成 品 损耗 率 见 表 3-3。 
表 3-3 材料、 成品、 半成品 损 耗 率 














































































































材料 名 称 工程 项 目 损耗 率 (%) 材料 名 称 工程 项 目 损耗 率 (%) 

标准 夸 基础 0.4 石灰 砂浆 抹 墙 及 墙 裙 1 

标准 夸 实 砖 墙 1 水 泥 砂浆 Ж 2.5 
标准 夸 УЛЕШ 3 水 泥 砂浆 抹 墙 及 墙 裙 2 
= 1.5 水 泥 砂浆 地 面 、 屋 面 1 
陶瓷 锦 砖 (陶瓷 锦 砖 ) 1 混凝土 〈 现 制 ) 也 面 1 

ШЕ (HT) 0.8 混凝土 〈 现 制 ) 其 余部 分 1.5 
17 混凝土 工程 1.5 混凝土 〈 现 制 ) 桩 基础 、 梁 、 柱 1 

砾石 2 混凝土 ( 现 制 ) 其 余部 分 1.5 
生石灰 1 钢筋 现 、 预 制 混凝土 2 
水 泥 1 铁 件 成 品 1 
砌 筑 砂 浆 те 1 钢材 6 
混合 砂浆 И Леня 2 木材 门窗 6 
混合 砂浆 ЖИЙ 3 玻璃 安装 3 
石灰 砂浆 ЖИЙ 1.5 沥青 操作 1 





























(3) 非 周转 材料 消耗 定额 的 确定 ”通常 采用 现场 观察 法 ， 实 验 室 试验 法 、 统 计 分 析 法 
和 理论 计算 法 等 方法 来 确定 建筑 材料 净 用 量 、 损 耗 量 。 

І) 现场 观察 法 。 在 合理 使 用 材料 条 件 下 ， 对 施工 中 实际 完成 的 建筑 产品 数量 与 所 消耗 
的 各 种 材料 数量 ， 进 行 现场 观察 测定 的 方法 。 

此 方法 通常 用 于 制定 材料 的 损耗 量 。 通 过 现场 的 观察 ， 获 得 必要 的 现场 资料 ， 才 能 测定 
出 哪些 是 施工 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 ， 应 该 计 和 定额 内 ; 哪些 材料 是 施工 过 程 中 可 以 避免 的 
损耗 ， 不 应 计 和 人 定额 内 。 在 现场 观测 中 ， 同 时 测 出 合理 的 材料 损耗 量 ， 即 可 据 此 制定 出 相应 
的 材料 消耗 定额 。 

2) 实验 室 试 验 法 。 实 验 室 试 验 法 是 专业 材料 试验 人 员 ， 通 过 试验 仪器 设备 确定 材料 消 
耗 定 额 的 一 种 方法 。 它 只 适用 于 在 实验 室 条 件 下 测定 混凝土 、 沥 青 、 人 砂浆 、 油 漆 涂 料 等 材料 
的 消耗 定额 。 

由 于 实验 室 工 作 条 件 与 现场 施工 条 件 存在 一 定 的 差别 ， 施 工 中 的 茶 些 因素 对 材料 消耗 量 
的 影响 不 一 定 能 充分 考虑 到 。 因 此 ， 对 测 出 的 数据 还 要 用 观察 法 进行 校 核 修正 。 

3) 统计 分 析 法 ”是 指 在 现场 施工 中 ， 对 分 部 分 项 工程 发 出 的 材料 数量 、 完 成 建筑 产品 
的 数量 、 竣 工 后 剩余 材料 的 数量 等 资料 ， 进 行 统 计 、 整 理 和 分 析 而 编制 材料 消耗 定额 的 方 
法 。 这 种 方法 主要 是 通过 工地 的 工程 任务 单 、 限 额 领 料 单 等 有 关 记 录取 得 所 需要 的 资料 ， 因 
而 不 能 将 施工 过 程 中 材料 的 合理 损耗 和 不 合理 损耗 区 别 开 来 ， 得 出 的 材料 消耗 量 准 确 性 也 
不 高 。 


4) 理论 计算 法 。 根 据 设计 图 样 、 施 工 规范 及 材料 规格 ， 运 用 一 定 的 理论 计算 公式 制定 
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材料 消耗 定额 的 方法 。 
主要 适用 于 计算 按 件 论 块 的 现成 制品 材料 。 例 如 砖 石 砌 体 、 装 饰 材 料 中 的 砖 石 、 镶 贴 材 
料 等 。 其 方法 比较 简单 ， 先 计算 出 材料 的 净 用 量 、 材 料 的 损耗 量 ， 然 后 两 者 相 加 即 为 材料 消 
耗 定 额 。 例 如 : 
每 m° 砖 砌 体 材 料 消耗 量 的 计算 。 
ya ee 墙 厚 砖 数 x 2 
БОӨНЯСЭ ах (SEE. + КЁ) x ОН + КАВ) 4. 
砖 消耗 量 = 砖 净 用 量 / (1 - 损耗 率 ) 
砂浆 消耗 量 (m ) = (1 - Иш x 每 块 砖 体积 ) x (1 + 损耗 率 ) (3-6) 
式 中 ， 每 块 标准 砖 体积 =0.24 x0. 115 x0. 053 -0. 0014628 (m°); 灰 颖 为 0.01m: 墙 厚 
砖 数 见 表 3-4。 


























#34 ШБЕН 


К д, 225 25 
人 砖 厚 砖 数 5 Л 1 1 5 2 


墙 厚 /m 0. 115 0. 18 0. 24 0. 365 0.49 





【 例 3-4】 计算 1.5 砖 厚 标准 砖 外 墙 每 m° 砌 体 中 砖 和 砂浆 的 消耗 量 。 砖 与 砂浆 损耗 率 
见 表 3-3。 

【 解 】 

Ё 1.5 х2 
НА -0365х(0.24 40.01) x (0.053 40:01) 772097 
砖 消 耗 量 =522/(1 -1% ) =527( Ж) 

砂浆 消耗 量 = (1 -522 x0.24 x0. 115 х0.053)/(1-1%) -0.238(ш?) 

四 每 100m* 块 料 面 层 材料 消耗 量 计算 。 块 料 面 层 一 般 是 指 瓷 砖 、 锦 砖 、 预 制 水 麻石 、 
大 理 石 等 。 通 常 以 100m 为 计量 单位 ， 其 计算 公式 如 下 ; 























100 
в = 3⁄7 
ШАРЕН = C OBH си у «(БЫ + КЁ) 2 
面 层 消耗 量 = 面 层 净 用 量 /(1 — 损耗 率 ) (3-8) 


【 例 3.5】 彩色 地 面砖 规格 为 200mm х 200mm, КВ lmm， 其 损耗 率 为 1.5% ， 试 计 
100m 地 面砖 消耗 量 。 

【 解 】 

地 面砖 净 用 量 = ын -2475( 块 ) 
(0.2 +0. 001) х (0. 2 +0. 001) 
地 面砖 消耗 量 = 2475/(1 –0. 015) =2513( 块 ) 

(4) 周转 性 材料 消耗 定额 的 制定 ”周转 性 材料 是 指 在 施工 过 程 中 不 是 一 次 消耗 完 ， 而 
是 多 次 使 用 、 逐 渐 消耗 、 不 断 补充 的 周转 工具 性 材料 。 对 逐渐 消耗 的 那 部 分 应 采用 分 次 捧 销 
的 办 法 计 入 材料 消耗 量 ， 进 行 回收 。 如 生产 预制 钢筋 混凝土 构件 、 现 浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 
工程 用 的 模具 ， 搭 设 脚 手 架 用 的 脚 手 杆 、 挑 板 ， 挖 土方 用 的 挡 土 板 、 护 桩 等 均 属 周转 性 
材料 。 
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周转 性 材料 消耗 定额 ， 应 当 按 照 多 次 使 用 、 分 期 摊 销 方式 进行 计算 。 即 周转 性 材料 在 材 
料 消耗 定额 中 ， 以 摊 销 量 表示 。 现 以 钢筋 混凝土 模板 为 例 ， 介 绍 周转 性 材料 推销 量 计算 。 

1) 现 浇 钢筋 混凝土 模板 挫 销 量 。 

(D 材 料 一 次 使 用 量 。 是 指 为 完成 定额 单位 合格 产品 ， 周 转 性 材料 在 不 重复 使 用 条 件 下 的 
一 次 性 用 量 ， 通 常 根据 选 定 的 结构 设计 图 样 进行 计算 。 

次 使 用 量 = 219" 混凝土 和 模板 接触 面积 x 每 m 接触 面积 模板 用 量 

1 -模板 制作 .安装 损耗 率 

包 材 料 周转 次 数 。 是 指 周转 性 材料 从 第 一 次 使 用 起 ， 到 报废 为 止 ， 可 以 重复 使 用 的 次 
数 。 一 般 采 用 现场 观察 法 或 统计 分 析 法 来 测定 材料 周转 次 数 ， 或 查 相 关 手 册 。 

(3 材料 补 损 量 。 补 损 量 是 指 周转 使 用 一 次 后 由 于 损坏 需 补充 的 数量 ， 也 就 是 在 第 二 次 和 
以 后 各 次 周转 中 为 了 修补 难于 避免 的 损耗 所 需要 的 材料 消耗 ， 通 常用 补 损 率 来 表示 。 





























(3-9) 















































. 平均 每 次 损耗 量 
补 损 率 = — х1009 (3-10) 
а 一 次 使 用 量 


补 损 率 的 大 小 主要 取决 于 材料 的 拆除 、 运 输 和 堆放 的 方法 以 及 施工 现场 的 条 件 。 在 一 般 
情况 下 ， 补 损 率 要 随 周转 次 数 增多 而 加 大 ， 所 以 一 般 采 取 平 均 补 损 率 来 计算 。 

(9 材料 周转 使 用 量 。 是 指 周转 性 材料 在 周转 使 用 和 补 损 条 件 下 ， 每 周转 使 用 一 次 平均 所 
需 材料 数量 。 








1 + (周转 使 用 次 数 -1) x 补 损 率 











周转 使 用 量 = 一 次 使 用 量 x шээж (341) 
周转 次 数 
一 般 应 按 材料 周转 次 数 和 每 次 周转 发 生 的 补 损 量 等 因素 ， 计 算 生 产 一 定 计算 单位 结构 构 
件 的 材料 周转 使 用 量 。 





材料 回收 量 。 在 一 定 周转 次 数 下 ， 每 周转 使 用 一 次 平均 可 以 回收 材料 的 数量 。 
ИКОТА 1 - 补 损 率 
回收 量 = СС атт" 
和 材料 摊 销 量 。 周 转 性 材料 在 重复 使 用 条 件 下 ， 应 分 摊 到 每 一 计量 单位 结构 构件 的 材料 
消耗 量 ， 这 是 应 纳入 定额 的 实际 周转 性 材料 消耗 数量 。 
摊 销 量 = 周转 使 用 量 - 回收 量 (3-13 ) 
【 例 3-6】 钢筋 混凝土 构造 柱 按 选 定 的 模板 设计 图 样 ， 每 10m 混凝土 模板 接触 面积 
66. 7m” ， 每 10m 接触 面积 需 木 板材 0.375m ， 模 板 的 损耗 率 为 5% ， 周 转 次 数 8 次 ， 每 次 周 
转 补 损 率 15% ， 试 计算 模板 周转 使 用 量 、 回 收 量 及 模板 摊 销 量 。 
【 解 】 








(3-12) 























_ 每 10m 混凝土 和 模板 接触 面积 x 每 m 接触 面积 模板 用 量 








一 次 Et 
s 1 二 模板 制作 Е 
66. 7 х0.375/10 2 
š -2. 633(m°) 
1-5% 
1+ (周转 使 用 次 数 -1) x 补 损 率 





НЕ кч уле ка, 
周转 使 用 量 = 一 次 使 用 量 x 周转 次 数 


1+(8-1)x15% 
-2.633 x 工 二 人 Ч 2 =0.675(m°) 
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1 Ж 1-15% : 
回收 量 = 一 次 使 用 量 x 一 一 一 一 =2.633 x 一 一 一 =0. 28m 
周转 次 数 8 


ЯН = 周转 使 用 量 - 回收 量 = 0. 675 - 0. 28 = 0. 395(m ) 
2) 预制 构件 模板 计算 公式 。 预 制 构件 模板 由 于 损耗 很 少 ， 可 以 不 考虑 每 次 周转 的 补 损 
率 ， 按 多 次 使 用 平均 分 挫 的 办 法 进行 计算 。 


ДИНЫ = 





一 次 使 用 量 
周转 次 数 

3. 机 械 台 班 消耗 定额 

机 械 台 班 消耗 定额 是 指 在 正常 的 施工 、 合 理 的 劳动 组 织 和 合理 使 用 施工 机 械 的 条 件 下 ， 
生产 单位 合格 产品 所 必须 的 一 定 品种 、 规 格 施工 机 械 作业 时 间 的 消耗 标准 。 机 械 台 班 消耗 定 
额 以 台 班 为 单位 ， 每 一 台 班 按 8h 计算 。 

(1) 机 械 台 班 消耗 定额 的 表现 形式 ”机械 台 班 消耗 定额 的 表达 形式 有 机 械 时 间 定额 和 
机 械 台 班 产量 定额 两 种 。 

1) 机 械 时 间 定 额 。 机 械 时 间 定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 某 种 机 械 生产 合格 单位 产 
品 所 必须 消耗 的 台 班 数 最 ， 用 公式 表示 如 下 ; 


Чих 1 
я е 
2) 机 械 台 班 产量 定额 。 机 械 台 班 产量 定额 是 指 某 种 机 械 在 合理 的 施工 组 织 和 正常 施工 
的 条 件 下 ， 单 位 时 间 内 完成 合格 产品 的 数量 ， 用 公式 表示 如 下 : 
Lake yka Ay 1 
ШЫ БҮТТҮ иас 
3) 机 械 时 间 定额 和 机 械 台 班 产量 定额 互 为 倒数 关系 ， 即 
机 械 时 间 定额 x 机 械 台 班 产量 定额 =1 (3-17) 
(2) 机 械 台 班 人 工 配合 定额 ”由 于 机 械 必须 由 工人 小 组 配合 ， 机 械 台 班 人 工 配合 定额 
是 指 机 械 台 班 配合 用 工 部 分 ， 即 机 械 台 班 劳动 定额 。 
表现 形式 为 : 机 械 台 班 配合 工人 小 组 的 人 工时 间 定额 和 完成 合格 产品 数量 的 机 械 台 班 产 

















(3-15) 





















































量 定 额 。 
即 
А : 机 械 台 班 内 工人 的 总 工 日 数 
立 产品 的 时 间 定 额 ( 工 日 ) = 3-18 
单位 产品 的 时 间 定 额 ( 工 日 ) (3-18) 
| 机 械 台 班 内 工人 的 总 工 日 数 
台 班 产量 定额 = к 
ЭКЕ Eye nr ЕЙ 机 械 时 间 定额 (3-19) 

















(3) 机 械 台 班 消 耗 定额 的 应 用 《全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 中 ,机 械 台 班 定额 是 
用 一 个 单机 作业 的 定额 定员 人 数 ( 台 班 工 日 ) 完 成 的 台 班 产量 和 时 间 定 额 来 表示 的 。 
表现 形式 为 











ШАН ІНІН) 
产量 定额 ”产量 定额 
例如 混凝土 楼 板 洪 、 连 系 梁 、 甚 臂 梁 、 过 梁 安 装机 械 台 班 消耗 定额 见 表 3-5。 





台 班 工 日 (3-20) 
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Ж35 混凝土 楼 板 梁 、 连 系 梁 、 悬 臂 梁 、 过 梁 安装 机 械 台 班 消 耗 定额 

























































































工作 内 容 : 包括 15m 以 内 构件 移 位 、 绑 扎 起 吊 、 对 正中 心 线 、 安 装 在 设计 位 置 上 、 校 正 、 热 好 热 铁 。 
每 1 台 班 的 劳动 定额 (单位 : Ж) 
В 施工 楼 板 深 在 (а 以 内 ) лт, АИ, ЭЧТЕ 〈t 以 内 ) 序 
项 目 
方法 2 4 6 2 3 号 
0. 22 0.271 0.317 0.217 0.245 0.277 
履带 式 —— |13 — |13 —— |13 ——— |13 ——— |13 ——— |13 一 
59 48 41 60 53 47 
高 0.26 0.317 0.371 0.255 0.289 0.325 
= | 轮胎 式 É 13 — |13 13 13 一 -一 |13 <= 
度 Сс 41 35 51 45 40 
0. 191 0.236 0.277 0. 188 0.213 0.241 
装 塔 式 一 -一 | 13 13 一 一 一 | 13 Е 13 13 ——— |13 = 
37 68 65 47 69 61 54 
J: 21 2 0.302 0.232 2 0.31 
py — |13 — 13 一 一 |13 一 -一 |13 —— |13 一 一 |13 四 
] 2 43 56 42 
塔 式 
0. 232 0.283 0.342 
七 — |13 2 11 — |13 五 
56 46 58 
编号 676 677 678 679 680 681 























【 例 3-7】 某 6 层 砖 混 结构 办 公 楼 , 塔 式 起 重 机 安装 楼 板 梁 ,每 根 梁 尺寸 为 6. От x0.70m 
x0.3m。 试 求 吊 装 楼 板 梁 的 机 械 时 间 定 额 人 工时 间 定 额 和 台 班 产量 定额 (工人 配合 )。 
【 解 】 每 根 楼 板 自重 6.0 х0.7 х0.3 х2.5-3.15 (1) 


0.25 
H 3-5 查 定额 为 一 13 ОШ 


台 班 产量 定额 =52( 根 / 台 班 ) 
机 械 时 间 定额 =1/52 =0. 019 ( 台 班 / 根 ) 
人 工时 间 定 额 =13/52 =0.25 ( 工 日 / 根 ) 
台 班 产量 定额 (工人 配合 ) -1/0.25-4 ( 根 / 工 日 ) 
4. 施工 定额 的 应 用 
(1) 施工 定额 的 主要 内 容 ”施工 定额 是 由 总 说 明和 分 册 章 节 说 明 、 定 额 项 目 表 以 及 有 
关 的 附录 及 加 工 表 等 三 部 分 内 容 组 成 的 。 
1) 总 说 明和 分 册 章 节 说 明 。 总 说 明 包括 说 明 该 定额 的 编制 依据 、 适 用 范围 、 工 程 质量 
要 求 ， 各 项 定额 的 有 关 规 定 及 说 明 ， 以 及 编制 施工 预算 的 阁 干 说 明 。 
分 册 章 节 说 明 ， 主 要 说 明 本 册 章 市 定额 的 工作 内 容 、 施 工 方 法 、 有 关 规 定 及 说 明 工 程 量 
计算 规则 等 内 容 。 
2) 定额 项 目 表 。 定 额 项 目 表 由 完成 本 定额 子 目 的 工作 内 容 、 定 额 表 、 附 注 组 成 ， 见 表 
3-6。 
GO 工作 内 容 。 工 作 内 容 是 指 除 说 明 规 定 的 工作 内 容 外 ， 完 成 本 定额 子 目 另外 规定 的 工作 
内 容 。 通 常 列 在 定额 表 上 端 。 
@ 定 额 表 。 定 额 表 是 由 定额 编号 、 定 额 项 目 名 称 、 计 量 单位 及 工料 消耗 指标 所 组 成 。 
(3 附注。 某 些 定额 项 目 设 计 有 特殊 要 求 需要 单独 说 明 ， 写 入 附注 内 ， 通 常 列 在 定额 表 下 端 。 
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%3-6 ҒА (单位 : 10?) 
工作 内 容 : 包括 清扫 、 打 底 、 弹 线 、 攀 条 、 往 洗 石 漆 、 配 色 、 抹 光 、 起 线 、 烙 石 等 。 
АТ 水 泥 Р fii | 108 JZ EER N 
编号 项 H 一 
综合 | 技工 | 普 工 kg 








147 БШ, ЩЩ шаа кеше Жи 92 324 60 
л 0.38 | 0.48 | 1.85 : 


























148 Р а ео 00 53 104 60 0.26 
У 0.54 | 0.68 | 2.7 : 

混凝土 у 

一 一 一 22 жі 

ін 1.85 | 1.48 | 0.37 


149 ГА 49 46 60 4.25 0.4 
Е | 0 54 | 0.68 | 2.7 






































3.96 3.1 0. 86 
150 方 柱 96 340 60 
0.25 0.32 1.16 








、 4.21 3.24 0.97 
Ж 92 324 60 
0.24 0.31 1.03 








- 
чл 
Ps 
ЇЕД 

















152 ЁО || | Б 92 324 60 
шы 0.25 | 0.32 | 1.06 






































Е: 1. 墙 面 〈 衬 ) 、 方 柱 以 分 格 为 准 ， 不 分 格 者 ， 综 合 时 间 定 额 乘 以 0. 85 。 
2. 窗 盘 心 以 起 线 为 准 ， 不 带 起 线 者 ， 综 合 时 间 定 额 乘 以 0.8。 
3) 附录 及 加 工 表 。 附 录 一 般 放 在 定额 分 册 说 明之 后 ， 包 括 名 词 解释 、 图 示 及 有 关 参 考 
资料 。 例 如 ， 材 料 消耗 计算 附 表 ， 砂 浆 、 混 凝 土 配合 比 表 等 。 
加 工 表 是 指 在 执行 某 定额 项 目 时 ， 在 相应 的 定额 基础 上 需要 增加 工 日 的 数量 表 。 
(2) 施工 定额 的 应 用 案例 “要 正确 使 用 施工 定额 ， 首 先 要 熟悉 定额 编制 总 说 明 ， 册 、 
章 、 节 说 明 及 附注 等 有 关 文字 说 明 部 分 ， 以 便 了 解 定 额 项 目的 工作 内 容 、 有 关 规 定 及 说 明 、 
程 量 计 算 规 则 、 施 工 操作 方法 等 。 施 工 定 额 一 般 可 直接 套用 ， 但 有 时 需要 换算 后 才 可 
套用 。 
1) 直接 套用 定额 。 当 设计 要 求 与 施工 定额 表 的 工作 内 容 完全 一 致 时 ， 可 直接 套用 
定额 。 
【 例 3-8】 某 教学 楼 砖 外 墙 干 类 石 ( 墙 面 分 格 )， 按 施工 定额 工程 量 计算 规则 计算 , T 
粘 石 面积 为 3200m ， 试 计算 其 工料 用 量 。 
【 解 】 由 表 3-6， 查 得 定额 编号 为 147， 该 设计 项 目 与 定额 工作 内 容 完全 相符 ， 可 直接 
套用 施工 定额 。 其 工料 用 量 : 
工 日 消耗 量 =2. 62 х3200/10 =838.4( 工 日 ) 
水 泥 用 量 =92 х3200/10 -29440( ке) 
砂 用 量 =324 х3200/10 = 103680( ке) 
АН к =60 х3200/10 =19200(kg) 
2) 施工 定额 的 换算 。 当 设计 要 求 与 定额 项 目 内 容 不 符 时 ， 按 附注 、 加 工 表 的 有 关 说 明 
和 规定 换算 定额 。 
【 例 3-9】 某 办 公 楼 ， 按 施工 定额 工程 量 计算 规则 计算 ， 其 窗 间 墙 干 粘 石 面积 为 540m° 
(不 分 格 ) ， 试 计算 其 工料 用 量 。 
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【 解 】 表 3-6 下 方 表 注 1 规定 : 墙 面 ( 裙 ) 、 方 柱 以 分 格 为 准 ， 不 分 格 者 综合 时 间 定 额 
乘 以 0. 85。 该 设计 项 目 与 定额 内 容 不 符 ， 施 工 定额 编号 147 需 按 附注 说 明 加 以 换算 。 其 工 
料 用 量 为 

工 日 消耗 量 =2. 62 х0. 85 x540/10 =120.3( 工 日 ) 
水 泥 用 量 =92 х540/10 =4968(kg) 
砂 用 量 =324 х 540/10 =17496(kg) 
石河 用 量 =60 х540/10 =3240(kg) 


3.3.2 预算 定额 


1. 预算 定额 概述 

(1) 预算 定额 的 概念 ”预算 定额 是 指 在 正常 合理 的 施工 条 件 下 ， 规 定 完成 一 定 计 量 单 
位 的 分 项 工程 或 结构 构件 所 必需 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 消耗 的 数量 标准 。 

预算 定额 是 由 国家 和 主管 机 关 或 被 授权 单位 编制 并 颁发 执行 的 ， 按 照 适用 对 象 可 以 分 为 
建筑 工程 预算 定额 、 安 装 工程 预算 定额 、 市 政工 程 预 算 定 额 、 园 林 与 绿化 工程 预算 定额 等 。 
建筑 工程 预算 定额 是 一 种 行业 定额 ， 反 映 了 全 行业 为 完成 单位 合格 建筑 产品 ， 所 必需 的 
人 工 、 机 械 、 材 料 的 消耗 标准 。 它 有 两 种 表现 形式 : 

一 种 是 计 “ 量 ”性 的 定额 ， 由 国务 院 行业 主管 部 门 制定 发 布 ， 如 : 《全 国 统一 建筑 工程 
基础 定额 》(CJD 一 101-95) 和 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 与 预算 》(2011 年 ) 。 

男 一 种 是 计 “ 价 ”性 的 定额 ， 由 各 地 建设 行政 主管 部 门 根据 《全 国 统一 建筑 工程 基础 
定额 》 结 合 本 地 区 的 实际 情况 加 以 确定 ， 如 : 2003 年 的 《河北 省 建筑 工程 综合 基价 》 中 包 
括 了 人 工 、 机 械 、 材 料 的 数量 标准 和 费用 标准 ， 就 是 计 “ 价 ”性 的 定额 。 

在 现实 工作 中 ， 应 用 最 广 的 是 计 “ 价 ”性 的 预算 定额 。 

(2) 预算 定额 的 作用 

1) 预算 定额 是 编制 施工 图 预算 、 确 定 工程 预算 造价 的 依据 。 

2) 预算 定额 是 对 设计 方案 进行 技术 经 济 评价 ， 对 新 结构 、 新 材料 进行 技术 经 济 分 析 的 


















































3) 预算 定额 是 施工 企业 编制 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 需要 量 计 划 、 统 计 完 成 工程 量 、 
核 工程 成 本 、 实 行经 济 核算 的 依据 。 

















4) 预算 定额 是 建筑 工程 招标 、 投 标 中 确定 标底 和 报价 ， 实 行 招标 承包 制 的 重要 依据 。 

5) 预算 定额 是 编制 概算 定额 和 概算 指标 的 基础 资料 。 

6) 预算 定额 是 建设 单位 进行 建设 资金 贷款 ,拨付 工程 备料 款 、 进 度 款 及 竣工 结算 的 
依据 。 





(3) 预算 定额 与 施工 定额 的 关系 ”预算 定额 是 以 施工 定额 为 基础 编制 出 来 的 ， 它们 都 
是 施工 企业 实行 科学 管理 的 工具 ， 但 是 两 种 定额 还 有 许多 不 同 ， 其 主要 区 别 是 : 

1) 预算 定额 是 编制 施工 图 预算 、 标 底 、 投 标 报价 、 工 程 结算 的 依据 ， 而 施工 定额 是 施 
工 企业 内 部 编制 施工 预算 的 依据 。 

2) 预算 定额 反映 大 多 数 企业 和 地 区 能 达到 的 水 平 ， 是 社会 平均 水 平 ， 而 施工 定额 反映 
的 是 个 别 企业 的 平均 先进 水 平 ， 比 预算 定额 高 出 10% 左 右 。 



























































66 预算 员 手 册 





2. 预算 定额 的 编制 

(1) 预算 定额 的 编制 原则 ”为 保证 预算 定额 的 质量 、 充 分 发 挥 预算 定额 的 作用 ,使 之 
在 实际 使 用 中 简便 、 合 理 、 有 效 ， 在 编制 工作 中 应 遵循 以 下 原则 : 

1) 按 社 会 平均 确定 预算 定额 水 平 的 原则 。 预 算 定 额 是 确定 建筑 安装 工程 价格 的 主要 依 
据 。 在 社会 主义 市 场 经 济 体制 下 ， 预 算 定额 作为 确定 建筑 安装 工程 价格 的 主要 依据 ， 必 须 遵 
照 价格 规律 的 客观 要 求 ， 即 按 生 产 过 程 中 所 消耗 的 社会 必要 劳动 时 间 确 定 定额 水 平 。 所 以 ， 
预算 定额 的 平均 水 平 ， 是 在 正常 的 施工 条 件 、 合 理 的 施工 组 织 和 工艺 条 件 、 平 均 劳 动 熟练 程 
度 和 劳动 强度 下 ， 完 成 单位 分 项 工程 基本 构造 要 素 所 需 的 劳动 时 间 。 这 个 原则 简称 为 平均 水 
平原 则 。 这 个 水 平 是 多 数 企业 能 够 达到 和 超过 、 少 数 企 业经 过 努力 可 以 达到 的 水 平 ， 使 其 能 
体现 出 社会 必要 的 劳动 时 间 要 求 。 

2) 简明 适用 ， 严 并 准确 原则 。 和 简明， 即 预 算 定额 在 项 目 划 分 、 规 定 工 程 量 计算 规则 
时 ， 应 在 保证 各 项 指标 相对 准确 的 前 提 下 ， 综 合 扩大 ， 力 求 项 目 少 、 内 容 全 。 适 用 ， 即 预算 
定额 内 容 严 密 明确 ， 各 项 指标 在 保证 统一 性 的 前 提 下 ， 具 有 一 定 的 灵活 性 ， 以 适应 不 同 工 程 
和 地 区 使 用 。 严 谨 ， 即 要 求 结构 严 赣 ， 层 次 清楚 ， 各 种 指标 应 尽量 定 死 ， 少 留 活 口 ， 避 人 免 执 
行 中 的 争议 。 准 确 ， 即 各 项 指标 综合 因素 互相 衔接 ， 准 确 无 误 。 

3) 坚持 统一 性 和 差别 性 结合 的 原则 。 所 谓 统一 性 ， 就 是 从 培育 全 国 统一 市 场 规范 计价 
行为 出 发 ， 计 价 定额 的 制定 规划 和 组 织 实 施 ， 由 国务 院 建 设 行政 主管 部 门 归 档 ， 并 负责 全 国 
统一 定额 制定 或 修订 ， 颁 发 有 关 工 程 造价 管理 的 规章 制度 等 。 这 样 ， 就 有 利于 通过 定额 和 工 
程 造价 的 管理 实现 建筑 安装 工程 价格 的 宏观 调整 。 通 过 编制 全 国 统一 定额 ， 使 建筑 安装 工 
程 ， 具 有 一 个 统一 的 计价 依据 ， 也 使 考核 设计 和 施工 的 经 济 效果 具有 一 个 统一 的 太 度 。 所 谓 
差别 性 ， 就 是 在 统一 性 的 基础 上 ， 各 部 门 和 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 主管 部 门 可 以 在 自己 的 管辖 
范围 内 ,根据 本 部 门 和 本 地 区 的 具体 情况 ,制定 部 门 和 地 区 性 定额 ， 补 充 性 制度 和 管理 办 
法 ， 以 适应 我 国 幅 员 辽 阔 ， 地 区 间 、 部 门 间 发 展 不 平衡 的 实际 情况 。 

4) 专家 编审 责任 制 原则 。 定 额 的 编制 工作 政策 性 、 专 业 性 强 、 任 务 重 ,贯彻 这 一 原则 
很 有 必要 。 

(2) 编制 依据 ”编制 预算 定额 的 主要 依据 有 : 

1) 现行 全 国 统一 劳动 定额 、 机 械 台 班 使 用 定额 。 

2) 现行 的 设计 规范 、 施 工 及 验收 规范 、 质 量 评定 标准 和 安全 操作 规程 。 

3) 通用 的 标准 图 集 和 定型 设计 图 样 ， 以 及 有 代表 性 的 典型 设计 图 样 和 图 集 。 

4) 新 技术 、 新 工艺 、 新 结构 、 新 材料 和 先进 施工 经 验 的 资料 。 

5) 有 关 科学 试验 、 技 术 测 定 、 统 计 资 料 和 经 验 数 据 。 

6) 国家 和 各 地 区 以 往 颁 发 的 预算 定额 及 其 他 基础 资料 。 

(3) 编制 步骤 ”预算 定额 的 编制 大 致 可 分 为 五 个 阶段 ， 即 准备 工作 阶段 、 收 集资 料 阶 
段 、 定 额 编制 阶段 、 定 额 报批 阶段 和 修改 定稿 整理 资料 阶段 。 

1) 准备 工作 阶段 。 这 个 阶段 的 主要 任务 是 拟定 编制 方案 ， 抽 调 人 员 组 成 专业 组 。 

中 确定 编制 定额 的 目的 和 任务 。 

包 确 定 定额 编制 范围 及 编制 内 容 。 

(3 明确 定额 的 编制 原则 、 水 平 要 求 、 项 目 划 分 和 表现 形式 。 

由 确定 定额 的 编制 依据 。 
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(3) 提 出 编制 工作 的 规划 及 时 间 安 排 。 

2) 收集 资料 阶段 。 这 个 阶段 的 主要 任务 是 : 

中 普遍 收集 资料 。 在 已 确定 的 编制 范围 内 ， 采 用 表格 化 收集 基础 资料 ， 以 统计 资料 为 
主 ， 注 明 所 需要 的 资料 内 容 ， 填 表 要 求 和 时 间 范 围 。 

@) 专 题 收集 资料 。 主 要 是 邀请 建设 单位 、 设 计 单位 、 施 工 单位 和 管理 部 门 有 经 验 的 专业 
人 员 ， 开 座谈 会 ， 专 题 收 集 他 们 的 意见 和 建议 。 

名 现行 规定 收集 。 主 要 是 收集 现行 的 法 律 、 法 规 资料 ， 现 行 的 施工 及 验收 规范 、 设 计 标 
准 、 质 量 评定 标准 、 安 全 操作 规程 等 。 

(积累 资料 收集 。 主 要 包括 以 往 的 预算 定额 及 相关 解释 ， 定额 管理 部 门 积 累 的 相关 
资料 。 

(3) 专 项 测定 及 科学 试验 。 主 要 是 指 混凝土 配合 比 和 砌 筑 砂 浆 试 验资 料 等 。 

3) 定额 编制 阶段 。 这 个 阶段 的 主要 任务 是 : 

QD 确定 编制 细则 : 统一 编制 表格 及 编制 方法 ; 统一 计量 单位 和 小 数 点 位 数 的 要 求 ; 统一 
和 名称、 统一 符号 、 统 一 用 字 。 

QQ 确定 项 目 划 分 及 工程 量 计算 规则 。 

(3 定额 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 耗 用 量 的 计算 、 复 核 和 测算 。 

4) 定额 报批 阶段 。 这 个 阶段 的 主要 任务 是 : 

中 审核 定稿 。 

@ 测 算 总 水 平 。 

@@ 准 备 汇 报 材 料 。 

5) 修改 定稿 整理 资料 阶段 。 这 个 阶段 的 主要 任务 是 : 

中 印发 征求 意见 稿 。 

人 修改 整理 报批 。 

外 撰写 编制 说 明 。 

立 档 、 成 卷 。 

3. 预算 定额 消耗 指标 的 确定 

(1) 人 工 消耗 指标 的 确定 

1) 人 工 消耗 指标 的 构成 。 预 算 定额 中 人 工 消耗 指标 是 指 为 完成 该 定额 单位 分 项 工程 所 
需 的 用 工 数量 ， 即 应 包括 基本 用 工 和 其 他 用 工 两 部 分 ， 人 工 消耗 指标 可 以 以 现行 的 《建筑 
安装 工程 统一 劳动 定额 》 为 基础 进行 计算 。 

中 基本 用 工 。 基 本 用 工 是 指 完 成 某 一 合格 分 项 工程 所 必须 消耗 的 技术 工种 〈 主 要 ) 用 
工 ， 例 如 为 完成 墙 体 工程 中 的 砌 砖 、 调 运 砂 浆 、 铺 砂浆 、 运 砖 等 所 需要 的 工 日 数量 。 基 本 用 
工 按 技 术 工 种 相应 劳动 定额 的 工时 定额 计算 ， 以 不 同 工 种 列 出 定额 工 日 。 其 计算 式 为 

相应 工序 基本 用 工 数量 = У (СЛ Са x 相应 工序 的 时 间 定 额 ) (3-21) 

包 其 他 用 工 。 其 他 用 工 是 指 辅助 基本 用 工 完成 生产 任务 所 耗 用 的 人 工 。 按 其 工作 内 容 的 
不 同 可 分 为 辅助 用 工 、 超 运 距 用 工 和 人 工 幅 度 差 三 类 : 

助 用 工 是 指 技术 工种 劳动 定额 内 不 包括 但 在 预算 定额 内 又 必须 考虑 的 工时 。 如 入 砂 、 
淋 灰 用 工 ， 其 计算 式 为 
辅助 用 工 = 过 ( 某 工 序 工程 数量 x 相应 时 间 定 额 ) (3-22) 
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超 运 距 用 工 是 指 预算 定额 中 规定 的 材料 、 半 成 品 的 平均 水 平 运 距 超过 劳动 定额 规定 运输 


距离 的 用 工 ， 其 计算 式 为 
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超 运 距 用 工 = >( 超 运 距 运输 材料 数量 x 相应 超 运 距 时 间 定 额 ) (3-23) 
айн = 预算 定额 取 定 运 距 - 劳动 定额 已 包括 的 运 距 (3-24) 





预算 定额 砖 砌 体 工 程 材 料 超 运 距 见 表 3-7 




















#37 ” 砖 砌 体 工程 材料 超 运 距 (单位 : m) 
材料 名 称 预算 定额 运 距 劳动 定额 运 距 超 运 距 
砂子 80 50 30 
12974: 150 100 50 
标准 砖 170 50 120 
砂浆 180 50 130 























人 工 幅 度 差 主要 是 指 预 算 定 额 与 劳动 定额 由 于 定额 水 平 不 同 而 引起 的 水 平 差 。 男 外 还 包 
括 定额 中 未 包括 ， 但 在 一 般 施 工作 业 中 又 不 可 避免 的 且 无 法 计量 的 用 工 。 如 各 工种 间 工 序 搭 
接 、 交 叉 作 业 时 不 可 避免 的 停歇 工时 消耗 ; 施工 机 械 转 移 以 及 水 电线 路 移动 造成 的 间歇 工时 
消耗 ; 质量 检查 影响 操作 消耗 的 工时 ; 以 及 施工 作业 中 不 可 避免 的 其 他 零星 用 工 等 。 
其 计算 采用 乘 以 系数 的 方法 ， 即 
人 工 幅 度 差 = (基本 用 工 + 辅助 用 工 + 超 运 距 用 工 ) x 人 工 幅 度 差 系数 (3-25) 
人 工 幅 度 差 系数 ， 一 般 土建 工程 为 10% ， 设 备 安装 工程 为 12% 。 由 此 可 得 
人 工 消耗 指标 = 基本 用 工 数量 + 其 他 用 工 数量 (3-26) 
式 中 ， 其 他 用 工 数量 = 辅助 用 工 数 量 + 超 运 距 用 工 数 量 + 人 工 幅 度 差 用 工 数量 
2) 人 工 消耗 指标 计算 实例 。 例 如 砌 砖 基础 10m ， 其 厚度 比例 为 : 一 砖 厚 占 50% ， 一 
T> H 30% ， 两 砖 占 20% ， 求 砖 基础 的 定额 人 工 。( 人 工 幅 度 差 系数 为 10% ) 
Q) 技 术 工 种 用 工 ОР) 
— ЖШ 10 x50% х0.89-4.45 (Т.Н) 
一 砖 半 基 础 10 x30% х0.86=2.58 (ТН) 
两 砖 基础 “10 x20% х0. 833 =1.666 (Т.Н) 
以 上 计算 参数 可 详细 参阅 施工 定额 中 劳动 定额 部 分 内 容 。 
基础 埋 深 超过 1. Sm 占 15% ,根据 劳动 定额 附注 规定 ， 其 超过 部 分 ， 每 lm 砌 体 增加 
0.04 Т.Н. 
ШІ: 10 x15% х0.04-0.06 (Т.Н) 
则 : 基本 用 工 =4.45 +2. 58 +1.666 +0.06 =8.756 (ТН) 
@) 其 他 用 工 量 
A. 材料 超 运 距 用 工 。 材 料 超 运 距 由 表 3-7 可 知 : 
砂子 超 运 距 : 30m 
超 运 距 用 工 =2. 58 х0. 0453 =0. 1168 (Т.Н) 
石灰 膏 超 运 距 : 50m 
超 运 距 用 工 =0. 16 x0. 128 =0. 0205 (ТН) 
标准 砖 超 运 距 : 120m 
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超 运 距 用 工 =10 x0. 139 =1.390 (Т.Н) 
砂浆 超 运 距 : 130m 
超 运 距 用 工 =10 x0. 0598 =0. 598 (ТН) 
则 : 材料 超 运 距 用 工 =0. 1168 +0. 0205 +1. 390 +0. 598 =2. 1253 (ТН) 
B. 辅助 用 工 量 
ЙИ 2.58 х0. 196 =0. 5057 (ТН) 
淋 石 灰 喜 0. 16 х0. 5 =0.08 (ТН) 
ШІ. 辅助 用 工 量 =0. 5057 +0. 08 =0. 5857 (ТН) 
С. 人 工 幅 度 差 用 工 
БЕ: = (8.756 +2. 1253 +0. 5857) x10% =1.1469 (ТН) 
则 : 其 他 用 工 量 =2. 1253 +0. 5857 +1. 1469 =3. 8579 (ТН) 
定额 人 工 消耗 量 指标 
ТЭХ Л ХЭЛТ. = 基本 用 工 量 + 其 他 用 工 量 =8.576 +3. 8579 =12.6139 (Т.Н) 
4838 为 预算 定额 工程 项 目 人 工 消耗 计算 表 
表 3-8 ”预算 定额 工程 项 目 人 工 消耗 计算 表 




































































































































































砖 石 结构 ”标准 砖 基 础 (计量 单位 : 10") 
工序 及 工程 量 劳动 定额 Ам 
名 称 数量 单位 定额 编号 工种 时 间 定 额 08 
1 2 3 4 5 6 7=2х6 
一 砖 基础 5 m 8444 瓦工 0. 89 4. 45 
- 一 巷 半 基础 3 т? §4-12 瓦工 0. 86 2. 58 
用 | 两 砖 基 础 2 т? $4-1-3 瓦工 0. 833 1. 666 
量 | 坦 深 超过 1. Sm 1.5 т? 附 E 瓦工 0.04 0.06 
合计 8.756 
辅助 用 工 
得 砂子 2. 58 її? 81-4-83 普 工 0. 196 0. 5057 
淋 石 灰 膏 0. 16 т? 81-4-95 普 工 0.5 0.08 
合计 0. 5857 
超 运 距 用 工 
Фр; 30 2.58 т? 84-16-192 普 工 0. 0453 0. 1168 
石灰 谨 : 50 0.16 тз 84-16-193 普 工 0. 128 0. 0205 
标准 砖 : 120 10 m 84-16-178 普 工 0. 139 1. 3900 
砂浆 : 130 10 m3 § 4-116-178 普 工 0. 0598 0. 5980 
合计 2. 1253 
人 工 幅 度 差 11. 469 工 日 10% 1. 1469 
总 计 12. 6139 


























(2) 材料 消耗 指标 的 确定 ”材料 消耗 量 是 指正 常 施工 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必 
须 消耗 的 材料 数量 ， 按 用 途 划 分 为 以 下 三 种 : 

1) 主要 材料 。 是 指 直接 构成 工程 实体 的 材料 ， 其 中 也 包括 成 品 、 半 成 品 等 。 

2) 辅助 材料 。 是 构成 工程 实体 除 主要 材料 外 的 其 他 材料 ， 如 钉子 、 钢 丝 等 。 

3) 周转 材料 。 是 指 脚手架 、 模 板 等 多 次 周转 使 用 的 不 构成 工程 实体 的 摊 销 材料 。 
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预算 定额 的 材料 消耗 指标 一 般 由 材料 的 净 用 量 和 损耗 量 构成 ， 其 计算 方法 在 本 章 已 介绍 
过 ， 不 再 复述 。 

例如 计算 两 砖 厚 基础 Im 的 材料 消耗 量 ， 由 表 3-3 可 知 : 标准 砖 施工 损耗 率 为 0.4% ; 
砂浆 施工 损耗 率 为 1% 。 按 定额 工程 量 计算 规则 应 扣除 基础 管道 孔 所 占 体 积 ， 经 测算 基础 管 
道 孔 所 占 体 每 lm 21.4 Эё 

РАО ses 10m x 墙 厚 砖 数 x< 2 
ЫЫ x (TREE + ере) x (ЕЕ +) 
10 x2 x2 
“0.49 x (0.24 +0.01) х (0. 053 +0.01) 
-5182( Ң/10ш”) 
扣除 管道 孔 体 积 后 标准 砖 用 量 为 
5183 -1.4x10=5169( 块 /10m’) 
则 : 砖 消耗 量 =5169/(1 -0.4% ) =5190( 块 /103) 
砂浆 净 用 量 =10 -0.24 х0. 115 х0.053 x5183 =2. 418(m°/10m°) 
扣除 管道 孔 体 积 后 砂浆 用 量 为 
2.418 – (0.24 +0.01) x (0. 115 +0.01) x (0. 053 +0.01) х1. 4х10 =2.390(m°/10m°) 

Й. Р ҮН -2.390/(1-196)-2.414(ш /10ш ) 

(3) 机 械 台 班 消 耗 量 指标 的 确定 ”预算 定额 中 的 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 一 般 按 《 全 国 
建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》 中 的 机 械 台 班 量 ， 并 考虑 一 定 的 机 械 幅 度 差 进行 计算 ， 即 
分 项 定额 机 械 台 班 消耗 量 = 施工 定额 中 机 械 台 班 用量 + 机 械 幅 度 差 

机 械 幅 度 差 是 指 施工 定额 内 没有 包括 ， 实 际 中 必须 增加 的 机 械 台 班 。 主 要 是 考虑 在 合理 
的 施工 组 织 条 件 下 机 械 的 停 葡 时间。 包括 以 下 几 项 内 容 : 

1) 施工 中 机 械 转移 工作 面 及 配套 机 械 相互 影响 损失 的 时 间 。 

2) 在 正常 施工 条 件 下 机 械 施 工 中 不 可 避免 的 工作 间歇 时 间 。 

3) 检查 工程 质量 影响 机 械 操作 时 间 。 

4) 工程 收尾 工作 不 饱满 所 损失 的 时 间 。 

5) 临时 水 电线 路 移动 所 发 生 的 不 可 避免 的 机 械 操作 间 和 葡 时 间 。 

6) 冬 雨 期 施工 发 动机 械 的 时 间 。 

7) 不 同 厂 牌 机 械 的 工效 差 。 

8) 配合 机 械 施 工 的 工人 劳动 定额 与 预算 定额 的 幅度 差 。 

施工 机 械 定额 幅度 差 系 数 ， 一 般 为 10% ~14% 。 

混凝土 搅拌 机 、 塔 式 起 重 机 、 卷 扬 机 等 机 械 是 按 小 组 配备 ， 应 以 小 组 产量 计算 机 械 台 班 
产量 ,不 另 增 加 定额 机 械 幅度 差 。 其 计算 公式 如 下 : 

муше тЫ ЕЛШЕ кк. 分 项 定额 计量 单位 | 
分 项 定额 机 械 台 班 消耗 量 = 小 组 总 产量 (3-27) 
例如 : 砌 砖 小 组 日 总 产量 20m / 台 班 ， 砌 砖 分 项 定额 计量 单位 为 10m ， 每 台 班 配备 一 


10 
全 卷扬机， 其 定额 机 械 台 碍 消耗 量 为 =0.5 СЕЗ) (不 考虑 幅度 差 系数 ) 。 
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4. 预算 定额 手册 的 组 成 

(1) 文字 说 明 

1) 预算 定额 的 总 说 明 : 

中 预算 定额 的 适用 范围 、 指 导 思 想 、 目 的 和 作用 。 

包 编 制定 额 的 原则 、 主 要 依据 及 上 级 下 达 的 有 关 定额 修 编 文 件 。 

(@@ 使 用 定额 所 必须 遵守 的 规则 及 适用 范围 。 

9 定额 所 采用 的 材料 规格 、 材 质 标准 ， 人 允许 换算 的 原则 。 

定额 在 编制 过 程 中 已 经 包括 及 未 包括 的 内 容 。 

@ 各 分 部 工程 定额 的 共性 问题 的 有 关 统一 规定 及 使 用 方法 。 

2) 建筑 面积 的 计算 规则 。 建 筑 面积 是 核算 工程 造价 的 基础 ， 是 分 析 建 筑 工 程 技术 经 济 
间 标 的 重要 数据 ， 是 编制 计划 和 统计 工作 的 指导 依据 。 必 须根 据 国 家 有 关 规 定 ， 对 建筑 面积 
的 计算 作出 统一 的 规定 。 

3) 分 部 工程 定额 说 明 : 

(D 分 部 工程 所 包括 的 定额 项 目 内 容 。 

@ 分 部 工程 定额 项 目 工程 量 的 计算 方法 。 

(分 部 工程 定额 内 综合 的 内 容 及 允许 换算 和 不 得 换算 的 界限 及 其 他 规定 。 

(9 使 用 本 分 部 工程 允许 增 减 系 数 范 围 的 界定 。 

(2) 分 项 工程 定额 项 目 表 

1) 表 头 说 明 。 在 定额 项 目 表 表 头 上 方 说 明 : 

























































































QD 分 项 工程 工作 内 容 。 
@ 本 分 项 工程 包括 的 主要 工序 及 操作 方法 。 
(3 相应 的 计量 单位 。 





2) 定额 项 目 表 。 定 额 项 目 表 主要 内 容 见 表 3-9。 


639 ” 现 浇 混 凝 土 基础 定额 项 目 表 
工作 内 容 : 1. 混凝土 水 平 运 输 。 






























































2. 混凝土 搅拌 、 捣 固 、 养 护 。 (计量 单位 : 10m ) 
定额 编号 5-392 5-393 5-394 
人 工 挖 土 桩 带 形 基础 
项 Н № ”位 护 井 壁 
混凝土 毛 石 混凝土 混凝土 
人 工 综合 工 日 证 H 18. 69 8.37 9.56 
现 浇 混凝土 C20 т? 10. 15 8. 63 10. 15 
ЇР 3 2.30 2.39 2.52 
材料 | 2 
水 т? 9.39 7.89 9.19 
毛 石 т? = 2.72 - 
混凝土 搅拌 机 台 班 1.00 0.33 0.39 
机 械 | 混凝土 振 捣 器 (插入 式 ) 台 班 2. 00 0. 66 0.77 
机 动 翻斗 车 1t 台 班 一 0. 66 0.78 
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中 分 部 工程 定额 编号 〈 子 目 号 ) 。 

@ 分 项 工程 定额 名 称 。 

(3) 人 工 表 现形 式 。 综 合 工 日 数量 。 

(ОМЖ ( 含 构 配 件 ) 表现 形式 。 材 料 栏 内 列 出 所 使 用 材料 名 称 及 消耗 数量 。 

岛 施工 机 械 表现 形式 。 机 械 栏 内 列 出 所 使 用 机 械 名 称 、 规 格 及 消耗 数量 。 

(@ 附 注 。 在 定额 表 下 说 明 应 调整 、 换 算 的 内 容 和 方法 。 

(3) 定额 附录 放 在 预算 定额 的 最 后 ， 主 要 内 容 有 : 

1) 各 种 不 同 强度 等 级 或 配合 比 的 砂浆 、 混 凝 土 等 单方 材料 用 量 表 。 

2) 各 种 材料 成 品 或 半成品 场 内 运输 及 操作 损耗 系数 表 。 

3) 常用 的 建筑 材料 名 称 及 规格 容量 换算 表 。 

附录 的 作用 是 供 分 析 定 额 、 换 算 定 额 和 补充 定额 时 使 用 。 

5. 预算 定额 手册 的 应 用 

(1) 直接 套用 定额 “” 当 分 项 工程 的 工程 内 容 与 定额 规定 的 工程 内 容 完 全 一 致 时 ， 可 以 
直接 套用 定额 。 

(2) 套用 换算 后 的 定额 ” 当 分 项 工程 的 工程 内 容 与 定额 规定 的 工程 内 容 不 完全 一 致 时 ， 
定额 规定 允许 换算 时 ， 套 用 换算 后 的 定额 。 

(3) 套用 相应 定额 “ 当 分 项 工程 的 工程 内 容 与 定额 规定 的 不 完全 一 致 ， 定 额 规定 又 不 
允许 换算 时 ， 可 以 套用 相应 的 定额 。 

(4) 编制 补充 定额 ” 当 分 项 工程 在 定额 中 缺 项 时 ， 可 以 编制 补充 定额 但 需要 报 当地 
工程 造价 管理 部 门 审批 及 备案 。 

6. 预算 定额 的 换算 

预算 定额 的 换算 就 是 将 分 项 工程 定额 中 与 设计 要 求 不 一 致 的 内 容 进 行 调整 ， 取 得 一 致 的 
过 程 。 预 算 定 额 换 算 的 基本 思路 是 将 设计 要 求 的 内 容 拿 进来 ， 把 设计 不 需要 的 内 容 (原来 
的 定额 内 容 ) 拿 出 去 ， 从 而 确定 与 设计 要 求 一 致 的 分 项 工程 基价 ， 换 算 后 的 项 目 应 在 项 目 
编号 (或 定额 编号 ) 的 右 下 角 注 明 “ 换 ” 字 ， 以 示 区 别 ， 如 : 3.25 

为 了 保持 定额 的 水 平 ， 在 预算 定额 的 说 明 中 规定 了 有 关 换 算 原 则 ， 一 般 包括 : 

1) 定额 的 砂浆 、 混 凝 土 强度 等 级 ， 如 设计 与 定额 不 同时 ， 人 允许 按 定额 附录 的 人 砂浆 、 混 
凝 土 配合 比 表 换算 ,但 配合 比 中 的 各 种 材料 用 量 不 得 调整 。 

2) 定额 中 抹 灰 项 目 已 考虑 了 常用 厚度 ， 各 层 砂 浆 的 厚度 一 般 不 做 调整 。 如 果 设 计 有 特 
殊 要 求 时 ， 定 额 中 工 、 料 可 以 按 厚 度 比 例 换 算 。 

3) 必须 按 预 算 定额 中 的 各 项 规定 换算 定额 。 

(1) 预算 定额 的 换算 类 型 及 思路 ”预算 定额 的 换算 类 型 有 以 下 四 种 : 

1) 砂浆 换算 。 即 砌 筑 砂 浆 换 算 强度 等 级 、 抹 灰 砂 浆 换 配合 比 及 砂浆 用 量 。 

2) 混凝土 换算 。 即 构件 混凝土 、 楼 地 面 混凝土 的 强度 等 级 、 混 凝 土 类 型 的 换算 。 

3) 系数 换算 。 按 规定 对 定额 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 乘 以 各 种 系数 的 换算 。 

4) 其 他 换算 。 除 上 述 三 种 情况 以 外 的 定额 换算 。 

5) 定额 换算 的 基本 思路 。 定 额 换算 的 基本 思路 是 : 根据 选 定 的 预算 定额 基价 ， 按 规定 
换 和 人 增加 的 费用 ， 减 去 扣除 的 费用 。 这 一 思路 用 下 列表 达 方 式 表 述 : 
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换算 后 的 “ar тээж” | 
定额 是 价 = 原 定额 基价 + 换 入 的 费用 - 换 出 的 费用 (3-28) 


例如 ， 某 工程 施工 图 设计 用 M15 水 泥人 砂浆 砌 砖 墙 ， 查 预算 定额 中 只 有 М5, М7.5, 
M10。 水 泥人 砂浆 砖 墙 的 项 目 ， 这 时 就 需要 选用 预算 定额 中 的 某 个 项 目 ， 再 依据 定额 附录 中 
M15 水 泥 砂浆 的 配合 比 用 量 和 基价 进行 换算 : 
换算 后 定 М5 (或 M10) 水 泥 砂 ,定额 砂 МІУ 水 泥 ,定额 砂 ，M5 (或 M10) 
额 基价 ЖЕ ОИ ЖАЛПЫ 砂浆 基价 ” 浆 用 量 水 泥 砂浆 基价 
上 述 项 目 定额 基价 换算 示意 图 如 图 3-8 所 示 。 


MI15 水 泥 砂浆 砌 砖 墙 M5、M10、M15 水 泥 砂 当 
(施工 图 设计 说 明 ) 基价 (附录 砂浆 配合 比 表 ) 
M5、M10 水 泥 砂浆 M15 水 泥 砂浆 砌 砖 墙 定额 
砌 砖 墙 (预算 定额 ) 基价 (换算 后 定额 基价 ) 


图 3-8 定额 基价 换算 示意 图 








































































(2) 砌 筑 砂 浆 换算 “” 当 设计 图 样 要求 的 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 在 预算 额定 中 缺 项 时 ， 就 需 
要 调整 砂浆 强度 等 级 ， 求 出 新 的 定额 基价 。 
由 于 砂浆 用 量 不 变 ， 所 以 人 工 费 、 机 械 费 不 变 ， 因 而 只 换算 砂浆 强度 等 级 和 调整 砂浆 材 
料 费 。 砌 筑 砂 浆 换算 公式 为 
换算 后 定 _ 原 定额 ， 定 额 砂 、 Ё 10 (329) 
额 基价 ”基价 ” 浆 用 量 \ 奖 基价 ЖЫЛ 
【 例 3-10】 M7.5 水 泥 砂浆 砌 砖 基 础 。 
【 解 】 用 砌 筑 砂浆 换算 公式 换算 。 
换算 定额 号 : 定 -1 ( 表 3-10)、 附 -1 ( 表 3-11) 。 














表 3-10 ”建筑 工程 预算 定额 (摘录 部 分 ) 
工程 内 容 : H 



















































































定额 编号 ж- ж-2 定 -3 75-4 
定额 单位 10т? 10т? 103 102 
项 目 单位 单价 M5 J 89) 现 浇 C20 钢筋 C15 混凝土 1:2 水 泥 砂 浆 
/元 砌 砖 基础 混凝土 矩形 梁 地 面 垫 层 墙 基 防 潮 层 
基价 元 1115.71 6721. 44 1673. 96 675. 29 
人 工 费 元 149. 16 879. 12 258. 72 114. 00 
材料 费 元 958. 99 5684. 33 1384. 26 557. 31 
机 械 费 元 7. 56 157. 99 30. 98 3.98 











































































































































































































74 预算 员 手 册 
( 续 ) 
定额 编号 ж- 定 2 定 -3 定 4 
定额 单位 10m 10т? 10 10m2 
项 Н 单位 单价 М5 Ет 现 浇 C20 钢筋 С15 вит. 1:2 КЕ 
/元 砌 砖 基础 混凝土 矩形 梁 地 面 垫 层 墙 基 防 潮 层 
基本 工 工 日 | 12.00 10. 32 52. 20 13. 46 7. 20 
А 其 他 工 工 日 | 12.00 2.11 21. 06 8. 10 2.30 
1 合计 工 日 | 12.00 12. 43 73. 26 21. 56 9.5 
标准 砖 千 块 | 127. 00 5.23 
М5 水 泥 砂 浆 m |124.32 2.36 
木材 m |700.00 0. 138 
钢 模 板 kg 4. 60 51. 53 
零星 卡 具 kg 5. 40 23. 20 
钢 支 撑 kg 4.70 11. 60 
410 内 钢筋 kg 3. 10 471 
料 ф10 外 钢筋 kg 3.00 728 
C20 混凝土 (0.5~4)| m° |146.98 10. 15 
C15 混凝土 (0.5~4)| m° | 136.02 10.10 
1:2 Ж 16193 m |230.02 2.07 
防水 粉 kg 1.20 66. 38 
其 他 材料 费 元 26. 83 1.23 1.51 
水 т 0.60 2.31 13.52 15.38 
2001. 砂浆 搅拌 机 台 班 | 15. 92 0. 475 0.25 
| 400L 混凝土 搅拌 机 | 台 班 | 81.52 0.63 0.38 
5 2t 内 塔 式 起 重 机 台 班 | 170.61 0. 625 
3:3-1 砌 筑 砂 浆 配 合 比 表 (摘录 部 分 ) (单位 : m°) 
定额 编号 ІҢ-І 附 -2 附 -3 ІҢ-4 
е 25 Ы - М5 М7.5 кте М10 М15 
基价 元 124. 32 144. 10 160. 14 189. 98 
材料 42. 5 级 水 泥 kg 0. 30 270. 00 341. 00 397. 00 499. 00 
117: ш? 38.00 1. 140 1, 100 1, 080 1. 060 
换算 后 定额 基价 =1115.71 +2. 36 х (144.10-124.32) =1115.71 +2. 36 х19. 78 
-1115.71 +46. 68 = 1162. 39 (元 /10m ) 
换算 后 材料 用 量 (每 10m JK): 
42.5 级 (MPa) 水 泥 : 2.36 x341. 00 =804.76 (ke) 
"Фр: 2.36х1.10-2.596 (m°) 
(3) 抹 灰 砂浆 换算 ” 当 设 计 图 样 要 求 的 抹 灰 砂浆 配合 比 或 抹 灰 厚度 与 预算 定额 的 抹 灰 
砂浆 配合 比 或 厚度 不 同时 ， 就 要 进行 抹 灰 砂浆 换算 。 






































在 换算 时 有 两 种 情况 : 











第 一 种 情况 : 当 抹 灰 厚度 不 变 只 


























算 配合 比 时 ， 人 工 费 、 机 械 费 不 变 ， 只 调整 材料 费 。 
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第 二 种 情况 ， 当 抹 灰 厚 度 发 生变 化 时 ， 砂 浆 用 量 要 改变 ， 因 为 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 
均 要 换算 。 
根据 不 同情 况 ， 其 换算 公式 如 下 
第 一 种 情况 换算 公式 ， 
换算 后 定 _ 原 定额 22 
额 基价 ”基价 + 定额 用 量 
第 二 种 情况 换算 公式 
01. 定额 机 
额 基价 ”基价 + 工 费 + 械 费 
各 层 换 入 _ 换 入 砂 ” 各 层 换 出 “ 换 出 砂 
X (зе Бх элна) s 


| 设计 抹 灰 砂浆 总 厚 
Жан АТ. ИЖ, А к= т. 
2 定额 抹 灰 砂浆 总 厚 


I: uz ШЫ 202000 
各 层 换 人 砂浆 用 量 ”定额 砂浆 厚度 x 设计 厚度 
各 层 换 出 砂浆 用 量 = 定额 砂浆 用 量 
【 例 3-11】 1:2 水 泥 砂 浆 底 13mm 厚 ，1:2 水 泥 砂 浆 面 7mm 厚 抹 砖 墙 面 。 
【 解 】 用 式 (3-30) 换算 ， 既 砂浆 总 厚 不 变 。 
换算 定额 导 : 定 -6 ( 表 3-12)， 附 -6 、 附 -7 ( 表 3-13)。 
表 3-12 建设 工程 预算 定额 (摘录 部 分 ) 








|, 2, (3-30) 


ЖЖ ЖЫЙ 








| х(К-1) + 




















工程 内 容 : 略 













































































































































































定额 编号 定 -5 定 6 
定额 单位 100m? 100m2 
项 目 单位 单价 C15 混凝土 地 面 1:2.5 水 泥 砂浆 抹 砖 墙 面 
/元 1 (60mm 厚 ) ( 底 13mm 厚 、 面 7mm J) 
基价 元 1018. 38 688. 24 
人 工 费 元 159. 60 184. 80 
5 材料 费 元 833.51 451.21 
Ш 机 械 费 元 25527 52.23 
基本 工 工 日 12. 00 9. 20 13. 40 
4. 其 他 工 工 日 12. 00 4. 10 2. 00 
合计 工 日 12. 00 13. 30 15. 40 
C15 混凝土 (0.5 ~4) ш? 136. 02 6.06 
材 1:2.5 水 泥 砂浆 ma 210.72 2. Ш le: : Ей 
Ж 其 他 材料 费 元 4. 50 
水 т? 0.60 15. 38 6. 99 
2001, 砂浆 搅拌 机 台 班 15. 92 0. 28 
Ш 4001. 混凝土 搅拌 机 ай | 81.52 0.31 
” 塔 式 起 重 机 台 班 170.61 0.28 
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3343 抹 灰 砂浆 配合 比 表 (摘录 部 分 ) (单位 : ш?) 

定额 编号 1-5 附 -6 ІҢ-7 附 -8 

前 水 泥 砂 半 
项 目 单 位 И 

/ж 1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 
基价 元 254. 40 230. 02 210.72 182. 82 

42.5 级 水 泥 kg 0. 30 734 635 588 465 

材料 

中 砂 m 38. 00 0. 90 1.04 1.14 1.14 























换算 后 定额 基价 = 688. 24 +2. 10 x (230. 02 —210. 72) -688. 24 +2. 10 x 19. 30 


=688. 24 +40. 53 =728. 77 ( 3ú/100m2 ) 
换算 后 材料 用 量 (每 100m ) : 

32.5 级 水 泥 :2. 10 х635 = 1333. 50(kg) 

中 砂 :2. 10 x1.04 =2. 184(m°) 


【 例 3-12】 1:3 水 泥 砂 浆 底 15mm 厚 ，1:2.5 水 泥 砂 浆 面 7mm 厚 抹 砖 墙 面 。 























【 解 】 设计 抹 灰 厚度 发 生 了 变化 ， 故 用 式 (3-31) 9, ӘЖЕЙ 定 -6 (®3- 


ЯЛ =; 


12), 、 附 -7、 附 -8 (23-13), 


14-9 23 
----і1.15 
13-7 20 





工 、 机 费 换 算 系 数 K= 





2. 10 
1:2 水 泥 砂 浆 用 量 = Эр х 23 =2.415(m°) 


换算 后 定额 基价 =688. 24 + (184. 80 + 52. 23) х (1. 15 -1) +2. 415 х 
230. 02 -2. 10 х210. 72 

= 688. 24 +237. 03 х0. 15 +555. 50 – 442. 51 
= 688. 24 +35. 55 +555. 50 – 442. 51 
= 836. 78 (75/100т?) 

换算 后 材料 用 量 (4 100): 

42.5 级 水 泥 : 2.415 х635 =1533. 5(kg) 

фр: 2. 415 х1. 04 =2.512(m°) 








(4) 构件 混凝土 换算 ” 当 设 计 要 求 构 件 采 用 的 混凝土 强度 等 级 ， 在 预算 定额 中 没有 相 


符合 的 项 目 时 ， 就 产生 了 混凝土 强度 等 级 或 石子 粒 径 的 换算 。 
混凝土 用 量 不 变 ， 人 工 费 、 机 械 费 不 变 ， 只 换算 混凝土 强度 等 级 或 石子 粒 径 。 
其 换算 公式 如 下 : 
换算 后 定额 基价 = 原 定额 基价 + 定额 混凝土 用 量 x 
( 换 入 混凝土 基价 - 换 出 混凝土 基价 ) 
【 例 3-13】 现 浇 C25 钢筋 混凝土 矩形 梁 。 
【 解 】 用 式 (3-32) 换算 。 
换算 定额 导 : 定 -2 〈 表 3-10) 、 附 -10、 附 -11 (23-14), 











(3-32 ) 
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表 3-14 普通 塑性 混凝土 配合 比 表 (摘录 部 分 ) (单位 : m°) 
定额 编号 附 -9 附 -10 附 -11 附 -12 附 -13 ІҢ-14 
s и ку 单价 最 大 粒 径 : 40mm 
/元 C15 C20 C25 C30 C35 C40 
基价 元 136.02 | 146.98 | 162.63 | 172.41 181. 48 199. 18 
42.5 级 水 泥 kg 0.30 274 313. 00 
52. 5 级 水 泥 kg 0.35 313 343 370 
62. 5 级 水 泥 kg 0. 40 368 
中 砂 m 38. 00 0.49 0.46 0.46 0.42 0.41 0.41 
0.5 ~4 砾石 m 40. 00 0.88 0.89 0.89 0.91 0.91 0.91 
































换算 后 定额 基价 =6721. 44 +10. 15 х (162. 63 - 146. 98) =6721. 44 + 10. 15 х 15. 65 
=6721. 44 + 158. 85 =6880. 29( 元 /10m ) 
换算 后 材料 用 量 (每 10m ) : 
52.5 级 水 泥 :10. 15 x313 =3176. 95(kg) 
中 砂 :10. 15 x0. 46 =4. 669( m°) 
0.5-4 砾石 :10. 15 x0. 89 -9.034(ш ) 
(5 ) 楼 地 面 混凝土 换算 ”楼 地 面 混凝土 面 层 的 定额 单位 一 般 是 平方 米 。 因 此 , 当 设 计 厚 
度 与 定额 厚度 不 同时 ,就 产生 了 定额 基价 的 换算 。 
楼 地 面 混凝土 的 换算 特点 与 抹 砂 灰 特 点 相同 ,请 参照 前 文 砂 灰 特点 。 
楼 地 面 混凝土 换算 公式 为 
заг 12. 
额 基 价 ”基价 Атлт ”机械 费 
换 入 混 凝 、 换 入 混 凝 _ 换 出 混 凝 、 换 出 混 凝 
ЕНЕ Ай 4ЛЇ 4420 
式 中 K 一 一 工 、 机 费 换算 系数 ， 




















| х(К-1)+ 


(3-33) 


混凝土 设计 厚度 
混凝土 定额 厚度 
换 入 混 凝 “定额 混凝土 用 量 O. 
土 用 量 “定额 混凝土 厚度 
ВНЕ. 
土 用 量 
【 例 3-14】 C20 混凝土 地 面 面 层 80mm 厚 。 
【 解 】 用 式 (3-32) 换算 。 
换算 定额 导 : 定 5 (283-12), 、 附 9、 附 -10 (288344). 


8 
ТОНИ К = = 1.333 








LL 
= 
ІІ 


ТИ 


6.06 
换 入 混凝土 用 量 二 х8 =8.08(m°) 
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换算 后 定额 基价 =1018. 38 + (159. 60 +25.27) x(1.333 -1) +8.08x 
146. 98 - 6. 06 x 136. 02 
=1018. 38 + 184. 87 x 0. 333 + 1187. 60 - 824. 28 
= 1018. 38 +61. 56 +1187. 60 – 824. 28 
= 1443. 26( 元 /100m ) 
换算 后 材料 用 量 (每 100m ): 
42.5 级 水 泥 :8. 08 x313 =2529. 04 (kg) 
中 砂 :8.08 х0. 46 =3.717(m°) 
0.5 ~4 1:8.08 х0. 89 =7.191(m°) 











(6) 乘 系数 换算 ” 乘 系 数 换算 是 指 在 使 用 某 些 预算 定额 项 目 时 ， 定 额 的 一 部 分 或 全 部 








乘 以 规定 的 系数 。 例 如 ， 某 地 区 预算 定额 规定 ， 砌 弧 形 砖 墙 时 ， 定 额 人 工 费 乘 以 1. 10 ЖЖ; 


楼 地 面 垫 层 用 于 基础 热 层 时 ， 定 额 人 工 费 乘 以 系数 1.20. 
【 例 3-15】 C15 混凝土 基础 热 层 。 





[Ж] 根据 题 意 按 某 地 区 预算 定额 规定 。 楼 地 面 垫 层 定额 用 于 基础 垫 层 时 ， 定 额 人 工 


费 乘 以 1.20 ЖЖ. 
换算 定额 导 : 定 -3 ( 表 3-10)。 
换算 后 定额 基价 = ч + 2. х(250 -1)-1673.96-258.72х(1.20-1) 

= 1673. 96 +258. 72 х0. 20 =1673. 96 + 51. 74 
=1725.7( 元 /10m’) 

其 中 :人 工 费 =258.72 x1.20=310.46( 元 /10m ) 

(7) 其 他 换算 ”其 他 换算 是 指 不 属于 上 述 儿 种 换算 情况 的 定额 基价 换算 。 

【 例 3-16】 1:2 防水 砂浆 墙 基 防潮 层 (加 水 泥 用 量 8% 的 防水 粉 ) 。 

















【 解 】 根据 题 意 和 定额 “ 定 4”( 表 3-10) 内 容 应 调整 防水 粉 的 用 量 ， 换 算 定额 号 : 


4 (23-10), М-6 (243413), 
防水 粉 用 量 = 定额 砂浆 用 量 x 砂浆 配合 比 中 的 水 泥 用 量 х896 
-2. 07 х635 x8% =105. 16( kg) 
галд > 1719 ; ууу 
КИЕ Е 
=675. 29 +1. 20 х (105. 16 – 66. 38) 
=675. 29 + 1. 20 х 38. 78 = 675. 29 +46. 54 
= 721.83 (75/100) 
ИЖИ (8 100? ) : 
42.5 28:2. 07 х635 = 1314. 45 (ке) 
中 砂 : 2.07 х1. 04 =2. 153 (п) 
防水 粉 : 2. 07 х 635 х8% = 105. 16( кє) 
7. 安装 工程 预算 定额 的 换算 








Зу 
жж 











+ 


Ж 


装 工 程 预 算 定 额 中 ， 一 般 不 包括 主要 材料 的 材料 费 ， 定 额 中 称 之 为 未 计价 材料 费 。 
汛 工程 定额 基价 是 不 完全 工程 单价 。 奉 要 构成 完全 定额 基价 ， 就 要 通过 换算 的 形式 来 
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计算 。 

(1) 完全 定额 基价 的 计算 

【 例 3-17】 某 地 区 安装 工程 估价 表 中 ， 室 内 DN50 镀 锌 钢管 螺纹 连接 的 安装 基价 为 
65. 16 元 /10m ， 未 计价 材料 DN50 镀 锌 钢管 用 量 10. 20m， 单 价 23.71 元 mm， 试 计算 该 项 目 
的 完全 定额 基价 。 

【 解 】 完全 定额 基价 =65. 16 +10. 2 x23.71 =307. 00 (元 /10m) 

(2) 乘 系 数 换算 ”安装 工程 预算 定额 中 ， 有 许多 项 目的 人 工 费 、 机 械 费 ， 定 额 规定 需 
乘 以 系数 换算 。 例 如 ， 设 置 于 管道 间 、 管 廊 内 的 管道 、 阀 门 、 法 兰 、 支 架 的 定额 项 目 ， 人 工 
费 乘 以 系数 1. 30。 

【 例 3-18】 计算 安装 某 宾馆 管道 间 DN25 镀 锌 给 水 钢管 的 完全 定额 基价 和 定额 人 工 费 
(DN25 镀 锌 给 水 钢管 基价 为 45.79 元 /10m， 其 中 人 工 费 为 27. 06 元 /10m， 未 计价 材料 镀 锌 
钢管 用 量 10. 20m， 单 价 11. 43 元 /m)。 

【 解 】 














完全 定额 基价 =45. 79 +27. 06 x (1.30 -1) +10.20 x11. 43 
=45. 79 +27. 06 x0.30 +116.59 
= 45. 79 +8. 12 +116. 59 =170. 50( 元 /10m) 
中 ， 定 额 人 工 费 =27. 06 х1. 30 =35.18 (元 /10m)。 
. 定额 基价 公式 小 结 


换算 后 定额 基价 = 原 定额 基价 + 换 和 费用 - 换 出 费用 
(2) 定额 基价 换算 通用 公式 
кине Жей, жа, лж 
额 基价 ТА 
злая „жый жне P el) 
品 用 量 ” 品 基价 ” 品 用 量 ” 品 基价 
(3) 定额 基价 换算 通用 公式 的 变换 “在 定额 基价 换算 通用 公式 中 : 
1) 当 半 成 品 为 砌 筑 砂 浆 时 ， 公 式 变 为 
换算 后 定 _ 原 定额 НЭ (ар ван 
额 基价 ”基价 “定额 用 量 ”\ 浆 基价 “ 浆 基 价 
说 明 ; 砂浆 用 量 不 变 ， 工 、 机 费 不 变 , К-1; 换 入 半成品 用 量 与 换 出 半成品 用 量 同 是 
定额 砂浆 用 量 ， 提 相同 的 公 因 式 ; 半 成 品 基价 定 为 砌 筑 砂浆 基价 
2) 当 半 成 品 为 抹 灰 砂 桨 ， 砂 浆 厚度 不 变 ， 上 且 只 有 一 种 砂浆 时 的 换算 公式 为 
инж Биш, РЕ „| ЖАЮ Бин, 
额 基价 ”基价 “定额 用 量 “\ 浆 基价 ” 浆 基价 
当 抹 灰 砂浆 厚度 发 生变 化 , 且 各 层 砂浆 配合 比 不 同时 ,用 以 下 公式 : 
жине жен, жы, еш 
额 基价 ”基价 “\ 人 工 费 ” 机 械 费 
вАР ЗАР вн, ане 
浆 用 量 ” 浆 基价 ” 浆 用 量 ” 浆 基价 





)x(K-1) + 


























| х(К-1) + 


>| 
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3) 当 半 成 品 为 混凝土 构件 时 ， 公 式 变 为 
жле аии, RAE SUB) 
额 基价 ”基价 ” 土 用 量 “\ 土 基价 ” 土 基 价 
4) 当 半成品 为 楼 地 面 混凝土 时 ， 公 式 变 为 
инж жең ，[ жш, еш 
额 基价 | 基价 “\ 人 工 费 ” 机 械 旨 
ЛАТ ЖО ЖО ЖІ. 
土 用 量 ” 土 基价 ” 土 用量 ” 土 基价 
综 上 所 述 ， 只 要 掌握 了 定 僻 基价 换算 的 通用 公式 ， 就 掌握 了 四 种 类 型 的 换算 方法 。 


3.3.3 概算 定额 


1. 概算 定额 的 概述 

(1) 概算 定额 的 概念 ”概算 定额 是 指 在 相应 预算 定额 的 基础 上 ， 根 据 有 代表 性 的 设计 
图 样 和 有 关 资 料 ， 经 过 适当 综合 、 扩 大 以 及 合并 而 成 的 ， 它 是 介 于 预算 定额 和 概算 指标 之 间 
的 一 种 定额 。 概 算 定额 是 确定 生产 一 定 计量 单位 扩大 结构 构件 或 扩大 分 项 工程 所 需 的 人 工 、 
材料 和 施工 机 械 台 班 消耗 量 的 标准 。 它 可 根据 专业 性 质 不 同 分 类 ， 如 图 3-9 所 示 。 


- 土建 工程 概算 定额 


-- 水 暧 通风 工程 概算 定额 
建筑 工程 概算 定额 
- 电气 照明 工程 概算 定额 


ын 其 他 工程 概算 定额 
ШЕГЕН 电气 设备 及 安装 工程 概算 定额 


图 3-9 ”概算 定额 分 类 





| х(К-1) + 


























Ж ж МР Ж 














(2) 概算 定额 的 作用 “概算 定额 的 作用 主要 表现 以 下 几 个 方面 : 

1) 概算 定额 是 初步 设计 阶段 编制 建设 项 目 设 计 概算 和 技术 设计 阶段 编制 修正 设计 概算 
的 依据 。 建 设 程序 要 求 ， 采 用 两 阶段 设计 时 ， 其 初步 设计 必须 编制 概算 ， 采 用 三 阶段 设计 
时 ， 其 技术 设计 必须 编制 修正 概算 ， 对 拟 建 项 目 进 行 总 估价 。 

2) 概算 定额 是 设计 方案 比较 的 依据 。 所 谓 设计 方案 比较 ， 目 的 是 选择 出 技术 先进 可 
笔 、 经 济 合理 的 方案 ， 在 满足 使 用 功能 的 条 件 下 ， 达 到 降低 造价 和 资源 消耗 的 目的 。 概 算 定 
额 采用 扩大 综合 后 为 设计 方案 的 比较 提供 了 方便 条 件 。 

3) 概算 定额 是 编制 主要 材料 需要 量 的 基础 。 根 据 概算 定额 所 列 材料 消耗 指标 计算 工程 
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用 料 数量 ， 可 在 施工 图 设计 之 前 提出 供应 计划 ， 为 材料 的 采购 、 供 应 做 好 施工 准备 ， 提 供 前 
提 条 件 。 

Д) 概算 定额 是 编制 概算 指标 和 投资 估算 指标 的 依据 。 

5) 概算 定额 也 可 在 实行 工程 总 承包 时 作为 已 完工 程 价款 结算 的 依据 。 

(3) 概算 定额 的 编制 原则 ”概算 定额 应 贯彻 社会 平均 水 平和 简明 适用 的 原则 。 

由 于 概算 定额 和 预算 定额 都 是 工程 计价 的 依据 ， 所 以 应 符合 价值 规律 和 反映 现 阶段 生产 
力 水 平 ， 在 概 、 预 算 定 额 水 平 之 间 应 保留 必要 的 幅度 差 ， 并 在 概算 定额 的 编制 过 程 中 严格 
控制 。 

为 了 满足 事先 确定 造价 ， 控 制 项 目 投资 ， 概 算 定额 要 尽量 不 留 活 口 或 少 留 活 口 。 

2. 概算 定额 的 编制 

(1) 概算 定额 的 编制 依据 

1) 现行 的 设计 标准 、 规 范 。 

2) 现行 建筑 安装 工程 预算 定额 。 

3) 国务 院 各 有 关 部 门 和 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 批准 颁发 的 标准 设计 图 集 和 有 代表 性 的 
设计 图 样 。 

4) 现行 的 概算 定额 及 其 他 相关 资料 。 

(2) 概算 定额 的 编制 步 又 ”概算 定额 的 编制 一 般 分 为 三 个 阶段 ， 准 备 阶 段 、 编 制 阶段 、 
FF 查 报批 阶段 。 

1) 准备 阶段 。 主 要 是 确定 编制 机 构 和 人 员 组 成 ， 进 行 调查 研究 ， 了 人 解 现行 概算 定额 执 
行情 况 与 存在 问题 。 在 此 基础 上 制定 概算 定额 的 编制 细则 和 概算 定额 项 目 划分 。 

2) 编制 阶段 。 根 据 已 制定 的 编制 细则 ,定额 项 目 划 分 和 工程 量 计算 规则 ， 进 行 调 查 
研究 。 对 收集 到 的 设计 图 样 、 资 料 进行 细致 的 测算 和 分 析 ， 编 制 概算 定额 初稿 ， 并 将 概 
算 定 额 的 分 项 定额 总 水 平 与 预算 水 平 相 比 ， 控 制 在 允许 的 幅度 之 内 ， 以 保证 二 者 在 水 平 
上 的 一 致 性 。 如 果 概 算 定 额 与 预算 定额 水 平 差 距 较 大 时 ， 则 需 对 概算 定额 水 平 进 行 必要 
的 调整 。 

3) 审查 报批 阶段 。 在 征求 意见 修改 之 后 形成 报批 稿 ， 经 批准 之 后 交付 印刷 。 

3. 概算 定额 内 容 
建筑 工程 概算 定额 的 内 容 由 于 专业 特点 和 地 区 特点 不 同 ， 概 算 定 额 的 内 容 不 尽 相 同 ， 但 
基本 内 容 由 文字 说 明 、 定 额 项 目 表 和 附 表 三 个 部 分 组 成 。 

(1) 文字 说 明 部 分 

1) 总 说 明 。 在 总 说 明 中 ， 主 要 阐述 概算 定额 的 用 途 、 编 制 依 据 和 原则 ， 定 额 中 已 考虑 
的 因素 和 未 考虑 的 因素 ， 使 用 中 应 注意 的 事项 和 有 关 说 明 。 

2) 分 部 工程 说 明 。 它 主要 规定 了 各 分 部 工程 的 工程 量 计算 规则 ， 各 分 项 综合 项 目 内 容 
及 有 关 规 定 。 

(2) 定额 项 目 表 定额 项 目 表 主 要 包括 工作 内 容 、 定 额 编导 、 项 目 名 称 、 人 工 、 材 料 、 
机 械 消耗 数量 等 。 

概算 定额 的 应 用 和 预算 定额 的 应 用 有 相似 之 处 ， 主 要 表现 为 : 符合 概算 定额 规定 的 应 用 
范围 、 工 程 内 容 、 计 量 单位 及 综合 程度 时 ， 直 接 套 用 ， 必 要 的 调整 和 换算 应 严格 按 定 额 的 文 
字 说 明和 附录 进行 ， 避 免 重复 计算 和 漏 项 等 。 定 额 项 目 表 形式 见 表 3-15 。 
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表 3-15 ”楼 地 面 概算 定额 项 目 表 































































































































































































工程 内 容 : 1. 混凝土 、 水 泥 楼 地 面包 括 : 垫 层 、 找 平 层 、 面 层 。2. 面 层 包括 : 找平 层 和 面 层 。 

эж 概算 Je 混凝土 主要 材料 

je 项 目 单位 单价 工程 量 | 钢筋 | 水 泥 | 石灰 | 砂子 | 豆 石 | 石子 | ЭЁ 
“Zú | 工 日 | m | kg ke ке | ke | ke | ke | m 

93 | 细 石 混凝土 地 面 ш? |14.84|0.22 15 | 21 | 32 | 47 

94 | 面 层 | 灰 土 无 筋 ш2 117. 08 0.22 | 0.056 18 | 21 | 47 70 

9-5 мн бет Ј | 热 层 Af т2 |24.48 0.24 | 0.056 2.0 18 |21 | 47 70 

9-6 _ 面 层 每 增 减 lcm ш2 |2.08 0.01 | 0.009 3 7 12 

97 | жй | ЖА, ЖА т? |20. 72 | 0.24 28 | 21 | 44 0. 06 

98 | 地 面 | ЖА, 混凝土 垫 层 шт? |20.15| 0.25 | 0.048 26 | 21 |74 48 

9-9 А 灰 土 、 混 凝 土 热 层 ш? |54.17 0.61 | 0.188 63 | 63 | 197 234 

9-10 шир 混凝土 、 细 石 混凝土 垫 层 ш? |35.43| 0.29 | 0.150 57 162 189 

9-11 灰 土 、 细 石 混凝土 垫 层 ш2 |26.73 0.32 | 0.056 35 |32 | 82 72 



































4. 概算 指标 











(1) 概算 指标 的 概述 ”概算 指标 是 比 概算 定额 综合 、 扩 大 性 更 强 的 一 种 定额 指标 。 它 





























是 以 每 100m 建筑 面积 或 1000m 建筑 体积 、 构 筑 物 以 座 为 计算 单位 规定 出 人 工 、 材 料 、 机 
械 消 耗 数量 标准 或 规定 出 每 万 元 投资 所 需 人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 数量 及 造价 的 数量 标准 。 


概算 指标 和 概算 定额 、 预 算 定额 一 样 ， 都 是 与 各 个 设计 阶段 相 适 应 的 多 次 计价 的 产物 ， 








它 主要 用 于 投资 估价 、 初 步 设 计 阶段 ， 其 作用 为 : 
1) 概算 指标 是 编制 投资 估价 和 控制 初步 设计 概算 、 工 程 概算 造价 的 依据 。 





2) 概算 指标 是 设计 单位 进行 设计 方案 的 技术 经 济 分 析 、 衡 量 设计 水 平 、 考 核 投资 效 习 


的 依据 。 

















3) 概算 指标 是 建设 单位 编制 基本 建设 计划 、 申 请 投资 贷款 和 主要 材料 计划 的 依据 。 














(2) 概算 指标 的 编制 依据 
1) 现行 的 设计 标准 、 规 范 。 
2) 现行 的 概算 指标 及 其 他 相关 资料 。 

















аш 





3) 国务 院 各 有 关 部 门 和 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 批准 颁发 的 标准 设计 图 集 和 有 代表 性 的 


设计 图 样 。 
4) 编制 期 相应 地 区 人 工 工资 标准 、 材 料 价格 、 机 械 台 班 费 用 等 。 
(3) 概算 指标 的 内 容 与 应 用 
1) 概算 指标 的 内 容 : 


总 说 明 。 它 主要 从 总 体 上 说 明 概 算 指 标的 作用 、 编 制 依 据 、 适 应 范围 和 使 用 方 


法 等 。 


@ 示 意图 。 表 明 工 程 的 结构 形式 ， 工 业 项 目 还 表示 出 起 重 机 及 起 重 能 力 等 。 
名 结构 特征 。 主 要 对 工程 的 结构 形式 、 层 高 、 层 数 和 建筑 面积 进行 说 明 ， 见 表 3-16。 








表 3-16 ”内 浇 外 砌 住宅 结构 特征 
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@ 经 济 指标 。 说 明 该 项 目 每 100m ， 每 座 的 造价 指标 及 其 中 土建 、 水 暖和 电 照 等 单位 工 
























































程 的 相应 造价 ， 见 表 3-17. 
表 3-17 ”内 浇 外 砌 住宅 经 济 指标 (100m 建筑 面积 ) (单位 : 20) 
造价 构成 ң В 
в il 
造价 分 类 直接 费 间接 费 计划 利润 其 他 税金 
单方 造价 37745 21860 5576 1893 7323 1093 
士 建 32424 18778 4790 1626 6291 939 
其 中 ЖЕ 3182 1843 470 160 617 92 
电 照 2139 1239 316 107 415 62 









































构造 内 容 及 工程 量 指标 。 说 明 该 工程 项 目的 构造 内 容 和 相应 计算 单位 的 工程 量 指 标 及 
人 工 、 材 料 消耗 指标 ， 见 表 3-18、 表 3-19。 






































































































































































































































表 3-18 内 浇 外 砌 住宅 构造 内 容 及 工程 量 指标 100m 建筑 面积 ) 
2 工程 量 
序号 构造 特征 
单 位 数 量 
= 土建 
1 基础 灌注 桩 m 14. 64 
2 外 墙 两 苇 墙 、 清 水 墙 匀 颖 、 内 墙 抹 灰 刷白 m 24.32 
3 内 墙 混凝土 墙 、 一 砖 墙 、 抹 灰 刷 m 22.70 
4 Ë 混凝土 柱 ш? 0.70 
5 ШШЩ 碎 砖 垫 层 、 水 泥 砂 浆 面 层 т? 13 
6 楼 面 120mm 预制 空心 板 、 水 泥 砂 浆 面 层 ш? 65 
7 ] 木门 窗 т? 62 
8 屋面 预制 空心 板 、 水 泥 珍 珠 岩 保温 、 三 秸 四 油 卷 材 防 水 ш? 21.7 
9 脚手架 综合 脚手架 m2 100 
表 3-19 内 浇 外 砌 住宅 人 工 及 主要 材料 消耗 指标 (100m” 建筑 面积 ) 
序号 名 Ж ж 位 数 量 序号 名 Ж № ”位 Жон 
一 土建 1 хт. +H 39 
1 人 工 +H 506 2 钢管 t 0. 18 
2 钢筋 t 3.25 3 散热 器 片 m2 20 
3 型 钢 t 0.13 4 卫生 器 具 £ 2.35 
4 水 泥 t 18.10 5 水 表 个 1. 84 
5 灰 t 2. 10 三 电 照 
6 沥青 t 0. 29 1 АТ +H 20 
7 ZL 千 块 15. 10 2 电线 m 283 
8 木材 ш? 4.10 3 钢 ( 塑 ) 管 t (0.04) 
9 т) т? 41 4 灯具 套 8. 43 
10 Wk (МОЯ ш? 30.5 5 电表 个 1.84 
11 玻璃 т? 29.2 6 配 电 箱 套 6.1 
12 卷 材 ш? 80.8 四 机 械 使 用 费 % 7.5 
23 水 暧 五 其 他 材料 费 % 19.57 
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2) 概算 指标 的 应 用 。 概 算 指 标的 应 用 比 概算 定额 具有 更 大 的 灵活 性 ， 由 于 它 是 一 种 综 
合 性 很 强 的 指标 ， 不 可 能 与 拟 建 工 程 的 建筑 特征 、 结 构 特 征 、 自 然 条 件 、 施 工 条 件 完全 一 
致 。 因 此 在 选用 概算 指标 时 要 十 分 慎重 ， 选 用 的 指标 与 设计 对 象 在 各 个 方面 应 尽量 一 致 或 接 
近 ， 不 一 致 的 地 方 要 进行 换算 ， 以 提高 准确 性 。 

概算 指标 的 应 用 一 般 有 两 种 情况 ， 第 一 种 情况 ， 如 果 设 计 对 象 的 结构 特征 与 概算 指标 一 
致 时 ， 可 直接 套用 。 第 二 种 情况 ， 如 果 设 计 对 象 的 结构 特征 与 概算 指标 的 规定 局 部 不 同时 ， 
要 对 指标 的 局 部 内 容 调整 后 再 套用 。 


3.3.4 施工 企业 定额 


1. 施工 企业 定额 的 概述 

(1) 施工 企业 定额 的 意义 ”实行 工程 量 清单 计价 以 后 ， 作 为 计价 依据 之 一 的 施工 企业 
定额 的 编制 和 应 用 问题 就 显得 尤为 突出 。 长 期 以 来 ,工程 计 价 和 施工 企业 报价 都 是 依赖 地 区 
或 行业 统一 的 计价 定额 ,使 施工 企业 编制 内 部 定额 的 能 力 严 重 退 化 ， 加 之 业界 对 施工 企业 内 
部 定额 的 意义 和 作用 认识 不 足 ， 真 正 编 制 内 部 定额 的 施工 企业 很 少 ， 这 是 造成 工程 量 清单 计 
价 方式 推行 难 的 主要 原因 。 

施工 企业 定额 是 施工 企业 根据 自身 特点 、 技 术 专 长 、 施 工 机 械 装 备 程度 、 材 料 来 源 渠 道 
和 价格 情况 、 内 部 管理 水 平等 因素 来 规定 ， 为 完成 各 分 部 (分 项 ) 工程 所 需 消耗 的 各 种 人 
工 、 材 料 、 机 械 的 标准 或 最 低 消耗 量 ， 还 规定 为 正常 施工 所 需 的 各 项 措施 费用 和 管理 费用 的 
标准 。 企 业内 部 定额 是 企业 对 自身 生产 力 水 平 的 正确 认识 ， 是 对 所 承揽 建设 工程 项 目 实际 成 
本 的 预测 ， 是 企业 个 别 成 本 的 反映 。 有 了 企业 内 部 定额 ,一 方面 ， 在 投标 报价 时 就 能 做 到 心 
中 有 数 ， 使 报价 不 再 育 目 ， 避 免 了 一 味 地 降低 或 抬 高 报价 所 形成 的 亏损 或 废 标 ， 以 应 对 复杂 
而 激烈 的 市 场 竞 争 ; 另 一 方面 ， 可 以 据 此 强化 内 部 管理 ， 加 强 成 本 核算 和 成 本 控制 ， 以 提高 
经 济 效益 。 

(2) 施工 企业 定额 的 作用 

1) 是 适应 工程 承 发 包 市 场 机 制 ， 掌 握 投 标 报价 中 的 定价 主动 权 ， 实 现 企业 自主 定价 的 
需要 。 

2) 可 以 有 效 地 强化 企业 基础 工作 ， 加 强 企 业 施 工 成 本 管理 ,不断 提高 企业 生产 综合 效 
率 ， 即 不 断 降低 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 和 管理 费用 ， 盘 活 企 业 资 金 ， 减轻 负债 ， 提 高 
资金 利用 率 。 同 时 是 建立 和 健全 财务 成 本 分 析 与 核算 的 重要 依据 。 

3) 施工 企业 定额 不 仅 是 投标 报价 的 依据 ， 而 且 又 是 编制 施工 组 织 设 计 ， 确 定 工程 进度 
计划 ， 确 定 项 目 经 理 部 目标 成 本 ， 进 行 项 目 成 本 分 析 、 核 算 、 调 控 ， 以 及 搞活 现场 资金 运用 
的 重要 依据 。 

4) 从 本 质 上 讲 ， 施 工 企业 定额 是 企业 整体 素质 和 生产 、 工 作 效 率 的 综合 反映 ， 综 合 效 
率 的 不 断 增 长 ， 还 依赖 于 企业 营销 与 管理 艺术 和 技术 的 不 断 进 步 ， 反 过 来 又 会 推动 企业 定额 
水 平 的 不 断 提高 ， 形 成 良性 循环 ， 企 业 整 体 素质 也 会 不 断 地 发 展 和 进步 。 因 此 ， 科 学 地 制定 
企业 定额 ， 是 不 断 提 高 企业 整体 素质 和 综合 效益 ， 是 企业 永 休 青春 活力 的 需要 。 

2. 施工 企业 定额 的 编制 原则 和 依据 

(1) 施工 企业 定额 的 编制 原则 

1) 运用 建筑 产品 价值 规律 ， 坚 持 不 低 于 工程 成 本 报价 和 合理 低 价 中 标的 原则 。 过 去 采 
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用 政府 部 门 定额 定价 ， 从 产品 价值 规律 角度 去 看 ， 它 反映 的 是 部 门 和 行业 的 社会 平均 劳动 消 
耗 水平 。 企 业 定额 的 应 用 ， 则 是 以 企业 的 个 别 劳动 即 企业 消耗 的 价值 ， 来 决定 企业 投标 报价 
的 价值 和 价格 。 不 低 于 工程 成 本 和 合理 低 价 中 标的 原则 ， 看 起 来 会 存在 一 定 的 矛盾 ， 其 实 ， 
这 恰好 是 市 场 莞 争 机 制作 用 的 结果 ,来 自 市 场 的 强劲 压力 ， 要 求 和 促使 施工 企业 必须 精心 经 
营 ， 审慎 地 把 握 成 本 与 价格 的 量度 关系 。“ 薄利 多 销 ” 和 国际 上 采用 的 “ 低 报价 ， 高 索赔 ” 
的 营销 策略 ， 是 国内 外 聪明 承包 商 营销 的 市 场 游戏 规则 ， 因 此 在 施工 企业 定额 制定 中 必须 有 
所 体现 ， 和 否则 就 会 被 来 自 市 场 的 竞争 所 淘汰 。 

2) 坚持 实事 求 是 ， 正 确 地 进行 市 场 定位 的 原则 。 企 业 定额 应 与 企业 的 经 营 承包 范围 、 
承包 专业 对 象 及 其 承包 能 力 、 生 产 与 工作 效率 相 适应 ， 不 能 盲目 追求 高 目标 、 高 效益 ， 要 真 
实地 反映 本 企业 的 实际 和 现 有 水 平 以 及 潜力 发 挥 限度 。 

3) 符合 《计价 规范 》 规 定 的 “四 统一 ”"， 适 应 行业 发 展 水 平 ， 力 争 行业 先进 水 平和 坚 
持 “ 双 说 ”的 原则 。 

4) 加 强 企 业 管 理 的 基础 工作 ， 坚 持 技 术 进 步 与 科学 管理 不 断 提高 的 原则 。 

5) 建立 和 健全 企业 定额 的 建设 和 保障 有 效 运 行 的 原则 。 这 就 是 说 ， 有 条 件 的 企业 应 把 
定额 制定 与 企业 管理 、 工 程 承包 和 计算 机 信息 管理 系统 应 用 相 结 合 ， 跟 上 知识 经 济 时 代 的 发 
展 ， 大 中 型 企业 一 定 要 争取 主动 。 

6) 预计 与 分 析 风 险 的 原则 。 

(2) 施工 企业 定额 的 编制 依据 

1) 国家 有 关 招 标 投标 法 规 、《 建 设 工 程 工程 量 清 单 计 价 规范 》、 统 一 的 基础 定额 和 地 方 
相应 的 法 规 与 定额 等 。 

2) 国家 规定 的 工程 技术 、 质 量 与 安全 标准 及 操作 规程 、 工 程 设 计 标 准 图 集 及 其 相关 的 
技术 资料 等 。 

3) 本 行业 和 相关 行业 及 其 本 行业 中 先进 企业 的 发 展 水 平 ， 相 关 资 料 、 信 息 等 。 

4) 企业 积累 的 已 完工 程 资料 、 原 有 生产 定额 与 管理 费用 定额 及 其 分 析 资料 、 企 业 财 务 
与 项 目 成 本 台 账 “工法 ”、 技 术 专利 及 相关 技术 与 组 织 经 验资 料 和 信息 等 。 

5) 企业 投标 报价 策略 及 其 实施 方案 确定 的 依据 。 

3， 施 工 企业 定额 体系 的 构成 

施工 企业 定额 体系 的 构成 ， 应 当 根据 施工 企业 资质 层次 和 业务 范围 〈 承 揽 工 程 对 象 ) 
与 专业 性 质 不 同 而 自 成 体系 ， 但 在 其 总 体 上 存在 着 共性 。 按 企业 管理 的 层面 划分 : 

一 是 应 当 编 制 施工 企业 层面 的 企业 预算 定额 〈 或 称 企 业 综合 单价 定额 ， 或 称 企 业 定额 
单价 基价 表 ) ， 这 是 企业 为 适应 对 外 承揽 工程 的 需要 而 编制 的 ， 是 与 工程 量 清单 计价 相对 应 
的 清单 分 项 综合 单价 ， 也 是 进入 市 场 交易 的 预算 价格 (或 预计 销售 价格 )。 男 一 层面 是 企业 
给 项 目 经 理 部 规定 或 下 达 的 内 部 成 本 消耗 预算 定额 〈 或 称 项 目 部 综合 单价 定额 ， 或 称 项 目 
部 基价 表 ) ， 它 是 用 于 企业 内 部 ， 是 项 目 部 实行 项 目 成 本 核算 的 依据 ， 这 里 暂且 称 为 企业 核 
算 综合 单价 基价 表 。 另 外 ， 还 应 编制 对 应 于 两 个 层面 上 的 预算 定额 所 需 的 基础 定额 ， 即 企业 
与 项 目 部 施工 消耗 定额 ， 即 分 项 工程 单位 计量 的 人 工 消 耗 、 材 料 消耗 、 机 械 台 班 消耗 和 管理 
费用 等 四 种 基础 定额 。 上 述 不 同 层次 和 类 别 的 定额 构成 了 企业 的 定额 体系 。 企 业 层 与 项 目 层 
定额 实施 的 关系 ， 从 传统 的 经 验 来 看 ， 一 般 可 以 运用 两 种 方法 : 一 是 企业 向 项 目下 达成 本 计 
划 即 相当 于 下 达 内 部 预算 定额 综合 单价 ; 吨 一 种 方法 是 下 达 节 约 指标 ， 例 如 规定 项 目 按 合 同 
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价 的 节约 金额 指标 ， 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 、 管 理 费 等 节约 指标 。 前 一 种 方法 有 利于 企业 和 
项 目 部 精细 地 控制 成 本 ， 并 为 定额 及 其 相应 指标 的 修改 、 调 整 和 制定 ， 提 供 可 靠 的 依据 。 后 
一 种 方法 也 能 取得 一 定 收效 ， 但 相对 前 者 而 言 存 在 管理 粗放 的 问题 ， 这 是 我 国 计 划 经 济 时 期 
常用 的 办 法 ， 这 在 信息 时 代 显 然 是 落后 的 方法 。 施 工 企业 定额 体系 如 图 3-10 тл 
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图 3-10 施工 企业 定额 体系 





4. 施工 企业 定额 的 编制 要 点 

关于 预算 定额 和 施工 消耗 定额 编制 方法 ， 在 本 章 中 已 做 了 清楚 的 表述 ， 不 再 重复 。 以 下 
根据 企业 定额 的 特征 做 些 说明 : 

1) 如 图 3-10 所 示 ; 企业 定额 可 分 为 两 大 类 : 一 类 是 报价 用 的 综合 单价 施工 预算 定额 
(包括 下 达 给 项 目 经 理 的 全 费用 承包 管理 综合 单价 定额 ); 另 一 类 是 包括 企业 与 项 目 部 管理 
费 在 内 的 四 种 消耗 定额 。 企 业 定额 的 编制 首先 从 编制 直接 凝固 于 产品 上 的 消耗 定额 开始 ， 即 
分 别 编制 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 定额 。 为 了 便于 企业 成 本 控制 和 经 济 核算 ， 以 及 项 目 系 
统管 理 ， 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 定额 既 要 反映 消耗 量 ， 又 要 会 市 场 价 ， 还 应 便于 调整 。 
编制 直接 费 消 耗 定额 应 反映 企业 内 部 正常 施工 〈 生 产 ) 条 件 下 的 平均 先进 水 平 。 项 目 部 使 
用 的 成 本 核算 直接 费 消耗 ， 主 要 是 针对 具体 工程 的 特征 与 要 求 ， 扣 除 企业 规定 的 提高 工效 和 
节约 资源 的 部 分 。 

企业 消耗 定额 和 有 关 效 率 指标 的 建设 与 管理 工作 ， 在 20 世纪 50 ~70 年 代 计 划 经 济 体制 
下 ， 大 中 型 建筑 企业 一 般 都 比较 健全 并 有 一 套 成 熟 的 经 验 ， 然 而 到 20 世纪 80 年 代 后 只 有 和 较 
少 企 业 保留 了 传统 经 验 ， 有 较 完整 的 企业 定额 编制 与 管理 制度 。 编 制 企业 消耗 定额 的 难度 并 
ЖЖ, 关键 在 于 观念 上 的 转变 ， 丢掉 依赖 性 习惯 ,加 强 企 业 定额 管理 制度 和 基础 工作 的 
建设 。 

2) 关于 企业 费用 定额 〈 如 间接 费 定额 ) 的 编制 确实 存在 较 大 难度 ， 主 要 是 过 去 的 间接 
费 一 直 按 行政 机 制 的 方式 确定 ， 并 且 取 费 基 数 是 完整 〈 最 终 ) 产品 的 全 部 直接 费 (或 人 工 
Ж) 。 因 而 ， 主 管 部 门将 管理 费 不 是 划 归 于 定额 的 范畴 ， 而 是 称 其 为 “ 取 费 标准 ”。 在 推行 
工程 量 清单 综合 单价 计价 以 后 ， 就 必须 按 不 同 的 清单 分 项 (我国 规范 中 还 划分 成 分 部 分 项 
工程 分 项 与 措施 项 目 分 项 ) 来 制定 相应 的 综合 单价 基价 表 中 的 管理 费 。 并 且 ， УЖЕ 
额 还 应 划分 施工 企业 ( 即 管理 部 门 ) 管理 费 与 施工 现场 项 目 经 理 部 管理 费 (相当 于 一 般 工 
业 产品 生产 的 车 间 管 理 费 ) 两 个 部 分 。 显 然 ， 这 与 传统 的 管理 费 概念 有 着 很 大 差别 。 目 前 
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只 能 按照 主管 部 门 的 经 验 数据 和 企业 经 验 编制 分 项 费用 定额 ， 在 运用 中 不 断 健全 与 完善 。 

在 编制 施工 企业 管理 费用 定额 时 ， 应 首先 从 企业 管理 费 人 手 ， 即 充分 利用 企业 财务 、 会 
计 、 统 计 的 管理 费 ， 按 照 企业 管理 费 、 现 场 管 理 费 分 项 内 容 ， 并 按 不 同类 型 的 工程 分 类 分 
项 ， 进 行 分 析 和 确定 分 项 费用 内 容 ， 统 计 和 计算 各 清单 分 项 的 管理 费 费 率 。 当 确定 了 企业 管 
理 费 费 率 后 ， 再 分 析 和 确定 相应 项 目的 现场 管理 费 费 率 。 管 理 费 用 定额 的 编制 方法 ， 一 般 可 
采用 统计 〈 加 权 ) 分 析 法 、 分 类 工程 类 比 法 进行 编制 。 

3) 企业 分 项 预算 单价 的 确定 ， 是 上 述 四 种 消耗 定额 加 利润 共 五 项 的 分 析 和 综合 。 综 合 
单价 由 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 台 班 费 、 管 理 费 、 利 润 等 五 项 费用 组 成 。 

4) 企业 定额 编制 和 管理 ， 必 须 同 企业 计划 与 统计 、 财 务 会 计 、 经 济 核算 、 工 程 技术 与 
生产 质量 、 安 全 、 环 境 、 资 源 消耗 (包括 机 械 台 班 维 护 、 更 新 ) 等 管理 有 机 结合 ， 不 仅 为 
编制 企业 定额 葛 定 了 坚实 可 靠 的 基础 ， 同 时 ， 还 有 利于 确定 一 系列 效率 指标 ， 不 断 促进 营 
销 、 技 术 和 企业 与 项 目 管理 的 进步 ， 更 加 有 利于 施工 企业 定额 不 断 地 调整 与 创新 。 

5) 必须 与 计算 机 信息 技术 结合 ， 充 分 利用 计算 机 数据 储存 量 大 、 运 算 快 、 共 享 功 能 
强 、 效 率 高 的 优势 ， 才 能 健全 与 完善 企业 定额 体系 及 不 断 提 高 运用 效率 ， 并 能 为 实现 企业 管 
理 系统 数字 化 和 与 城市 数字 化 网 络 数据 共享 黄 定 良好 的 基础 。 就 当前 来 讲 ， 在 形成 企业 定额 
体系 后 ， 便 能 立即 与 相关 工程 造价 信息 管理 系统 软件 接口 ， 形 成 有 效 的 工程 量 清单 报价 、 工 
程 进度 款 结算 与 竣工 结算 及 其 管理 系统 。 













































































第 4 童 ”建筑 面积 工程 量 计算 与 实例 


4.1 建筑 面积 的 计算 


4.1.1 建筑 面积 计算 概述 


建筑 面积 的 计算 是 工程 量 计算 的 基础 ， 它 在 工程 建设 中 有 着 非常 重要 的 作用 。 主 要 体 
现在 : 

第 一 ， 建 筑 面积 的 计算 是 核定 估算 、 概 算 、 预 算 工程 造价 的 一 个 重要 基础 数据 ， 是 计算 
和 确定 工程 造价 并 分 析 工 程 造价 和 工程 设计 合理 性 的 一 个 基础 指标 。 

第 二 ， 建 筑 面积 是 国家 进行 建设 工程 数据 统计 、 固 定 资产 宏观 调控 的 重要 指标 ; 同时 ， 
还 是 房地产 交易 、 工 程 承 发 包 交 易 ， 建 筑 工 程 有 关 运 营 费 用 的 核定 等 的 一 个 关键 指标 。 

因此 ， 建 筑 面 积 的 计算 不 仅 是 工程 计价 的 需要 ， 而 且 在 加 强 建设 工程 科学 管理 、 促 进 社 
会 和 谐 等 方面 起 着 非常 重要 的 作用 。 
建筑 面积 也 称 建筑 展开 面积 ， 是 建筑 物 各 层面 积 的 总 和 。 包 括 使 用 面积 、 辅 助 面积 和 结 
构 面 积 三 部 分 。 

(1) 使 用 面积 ”使 用 面积 是 指 建筑 物 各 层 平面 中 直接 为 生产 或 生活 使 用 的 净 面 积 之 和 。 
例如 。 住 宅 建筑 中 的 居室 、 客 厅 、 书 房 、 卫 生 间 、 厨 房 等 。 

(2) 辅助 面积 ”辅助 面积 是 指 建筑 物 各 层 平面 中 为 辅助 生产 或 辅助 生活 所 占 净 面积 之 
和 。 例 如 ， 住 宅 建筑 中 的 楼 梯 、 走 道 等 。 使 用 面积 与 辅助 面积 之 和 称 为 有 效 面积 。 

(3) 结构 面积 “结构 面积 是 指 建筑 各 层 平 面 中 的 墙 、 柱 等 结构 所 占 面积 之 和 。 

1. 建筑 面积 的 作用 

(1) 重要 计算 指标 ”建筑 面积 是 建设 投资 、 建 设 项 目 可 行 性 研究 、 建 设 项 目 勘察 设计 、 
建设 项 目 评估 、 建 设 项 目 招标 投标 、 建 筑 工程 施工 和 竣工 验收 、 建 设 工程 造价 管理 、 建 筑 工 
程 造价 控制 等 一 系列 工作 的 重要 计算 指标 。 

(2) 重要 技术 指标 “建筑 面积 是 计算 开工 面积 、 竣 工 面积 、 合 格 工程 率 、 建 筑 装 饰 规 
模 等 的 重要 技术 指标 。 

(3) 重要 经 济 指标 ”建筑 面积 是 计算 建筑 、 装 饰 等 单位 工程 或 单项 工程 的 单位 面积 工 
程 造价 、 人 工 消耗 指标 、 机 械 台 班 消耗 指标 、 工 程 量 消耗 指标 等 的 重要 经 济 指标 。 

各 经 济 指标 的 计算 公式 如 下 : 










































































































































































工程 造价 

建筑 面积 

单位 工程 用 工 量 
建筑 面积 


每 平方 米 工程 造价 = 





(元 /m ) 


每 平方 米 人 工 消耗 = ( L Нит?) 
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单位 工程 某 材料 用 量 ЭЭ 
建筑 面积 (kg/m 、m /m 等 ) 
单位 工程 某 机 械 台 班 用量 
建筑 面积 
беталысын ӨТЕТІН 
每 平方 米 工 程 量 = 建筑 面 视 

(4) 重要 计算 依据 ”建筑 面积 是 计算 有 关 工 程 量 的 重要 依据 。 例 如 ， 装 饰 用 满堂 脚 手 
架 工 程 量 等 。 综 上 所 述 ， 建 筑 面积 是 重要 的 技术 经 济 指标 ， 在 全 面 控制 建筑 安装 工程 造价 和 
建设 过 程 中 起 着 重要 作用 。 

2. 建筑 面积 的 计算 规则 

2010 年 住 建部 为 了 满足 工程 计价 实际 工作 的 需要 ， 对 2005 年 的 “建筑 面积 计算 规则 ” 
进行 了 系统 的 修订 ， 发 布 了 《最 新 建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》。 

《最 新 建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 主要 规定 了 三 个 方面 的 内 容 : 中 计算 全 部 建筑 面积 
的 范围 和 规定 ; 包 计 算 部 分 建筑 面积 的 范围 和 规定 ; @@ 不 计算 建筑 面积 的 范围 和 规定 。 这 些 
规定 主要 基于 以 下 几 个 方面 的 考虑 : 

1) 可 以 准确 地 反映 建筑 物 各 组 成 部 分 的 价值 量 。 例 如 ， 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 走 
廊 ， 按 其 结构 底板 水 平面 积 1⁄2 计算 建筑 面积 ， 有 围 护 结构 的 走廊 (增加 了 围 护 结构 的 工 
料 消耗 ) 则 计算 全 部 建筑 面积 。 又 如 ， 多 层 建筑 坡 屋顶 内 和 场馆 看 台 下 ， 当 设计 加 以 利用 
时 ， 净 高 在 超过 2. 10m 的 部 位 应 计算 建筑 面积 ; 净 高 在 1.20 ~2.10m 的 部 位 应 计算 1⁄2 面 
Ж; 净 高 不 足 1. 20m 时 不 应 计算 面积 。 

2) 建筑 面积 计算 的 规定 ， 简 化 了 建筑 面积 计算 过 程 。 例 如 ， 附 墙 柱 、 埃 等 不 应 计算 建 


筑 面积 。 
4.1.2 应 计算 建筑 面积 的 范围 实例 


1. 单 层 建 筑 物 

1) 单 层 建筑 物 的 建筑 面积 ， 应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ， 并 应 名 
列 规定 : 

中 单 层 建筑 物 高 度 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 高 度 不 足 2.20m 者 应 计算 1/2 


H 


@@ 利 用 坡 屋顶 内 空间 时 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 净 高 在 1.20 ~2.10m 的 
部 位 应 计算 1/2 面积 ; 净 高 不 足 1. 20m 的 部 位 不 应 计算 面积 。 

理解 该 条 规定 时 ， 请 注意 : 

QD 单 层 建筑 物 可 以 是 民用 建筑 、 公 共 建 筑 ， 也 可 以 是 工业 厂房 。 

@“ 应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计算 ”的 规定 ， 主 要 强调 ， 勒 脚 是 墙根 部 
很 矮 的 一 部 分 墙 体 加 厚 ， 不 能 代表 整个 外 墙 结构 ， 因 此 要 扣除 勒 脚 墙 体 加 厚 上 部 分 。 男 外 还 强 
调 ， 建 筑 面 积 只 包括 外 墙 的 结构 面积 ， 不 包括 外 墙 抹 灰 厚度 、 装 饰 材料 厚度 所 占 的 面积 。 如 
图 4-1 所 示 ， 其 建筑 面积 ; 

S=ab (外 墙 外 边 尺 寸 ， 不 含 勒 脚 厚度 ) 
全 利用 坡 屋顶 空间 净 高 计算 建筑 面积 的 部 件 举例 如 下 ， 如 图 4-2 所 示 。 





每 平方 米 材料 消耗 = 





( 台 班 /m 等 ) 





每 平方 米 机 械 台 班 消耗 = 





(m2/m°. m/m° 等) 
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图 4-1 建筑 面积 计算 示意 















































4-2 ”利用 坡 屋顶 空间 计算 建筑 面积 示意 








【 例 4-1】 在 图 4-2 所 示 的 建筑 物 中 : 
应 计算 1⁄2 面积 的 是 : (A 轴 一 B 轴 ) 
符合 1. 2m 高 的 宽 坡 屋面 长 
5, =(2.70 -0.40) х5. 34 х0.50-6. 15(m°) 
应 计算 全 部 面积 的 是 : (B 轴 一 C 轴 ) 
5, =3.60 х5. 34 =19.22 (m°) 

故 图 4-2 所 示 建 筑 物 的 建筑 面积 应 为 : S, +5, =6. 15 +19.22 =25.37 (m°) 

单 层 建筑 物 应 按 不 同 的 高 度 确定 面积 的 计算 ， 其 高 度 是 指 室内 地 面 标 高 至 屋面 板 面 结 
构 标 高 之 间 的 垂直 距离 。 遇 到 有 以 屋面 板 找 坡 的 平 屋 顶 单 层 建筑 物 ， 其 高 度 是 指 室内 标高 至 
屋面 板 最 低 处 板 面 结构 标高 之 间 的 垂直 上 距离。 

2) 单 层 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 者 ， 局 部 楼 层 的 二 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 应 按 其 
围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 ， 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 板 底 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2 20m 
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及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1⁄2 面积 。 
理解 该 条 规定 时 ， 请 注意 : 
9 单 层 建筑 内 设 有 部 件 楼 层 的 例子 (图 4-3) 这 时 ， 局 部 楼 层 的 墙 厚 应 包括 在 楼 层面 
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图 4-3 建筑 面积 计算 示意 

















【 例 4-2】 根据 图 4-3 计算 该 建筑 的 建筑 面积 ( 墙 厚 均 为 240mm) 为 
底层 建筑 面积 = (6.0 +4.0 +0. 24) x (3. 30 +2. 70 +0. 24) 
= 10. 24 x 6. 24 
-63.90( т?) 
楼 隔 层 建筑 面积 =(4.0 +0.24) x (3.30 +0. 24) 
=4. 24 х3. 54 
=15.01(m°) 
全 部 建筑 面积 =63.90 +15.01 =78.91(m°) 
@) 本 规定 没有 说 不 算 建 筑 面 积 的 部 件 ， 可 以 理解 为 局 部 楼 层 层 高 一 般 不 会 低 于 1. 2m。 
2. 多 层 建筑 物 
1) 多 层 建 筑 物 首 层 应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ; 二 层 及 以 上 楼 层 应 按 
其 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2.20m 者 
应 计算 1⁄2 面积 。 
2) 多 层 建筑 坡 屋 顶 内 和 场馆 看 台 下 ， 当 设计 加 以 利用 时 净 高 2 10m 的 部 位 应 计算 全 面 
Ң; 净 高 在 1. 20 ~2. 10m 的 部 位 应 计算 1⁄2 面积 ， 当 设计 不 利用 或 室内 净 高 不 足 1.20m 时 
不 应 计算 面积 。 
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理解 该 条 规定 时 请 注意 : 

中 其 规定 明确 了 外 墙 上 的 抹 灰 厚度 或 装饰 材料 厚度 不 能 计 人 建筑 面积 。 

@“ 二 层 及 以 上 楼 层 ” 是 指 有 可 能 各 层 的 平面 布置 不 同 、 面 积 也 不 同 ， 因 此 要 分 层 
计算 。 

3) 多 层 建筑 物 的 建筑 面积 应 按 不 同 的 层 高 分 别 计算 。 层 高 是 指 上 下 两 层 楼 面 结构 标高 
之 间 的 垂直 距离 。 建 筑 物 最 底层 的 层 高 ， 当 有 基础 底板 时 ， 按 基础 底板 上 表面 结构 标高 至 上 
层 楼 面 的 结构 标高 之 间 的 垂直 距离 确定 ; 当 没 有 基础 底板 时 ， 按 地 面 标高 至 上 层 楼 面 结 构 标 
高 之 间 的 垂直 距离 确定 。 最 上 一 层 的 层 高 是 指 楼 面 结 构 标 高 至 屋面 板 板 面 结构 标高 之 间 的 垂 
直 距 离 ; 若 遇 到 以 屋面 板 找 坡 的 屋面 ， 层 高 是 指 楼 面 结构 标高 至 屋面 板 最 低 处 板 面 结构 标高 
之 间 的 垂直 距离 。 

4) 多 层 建筑 坡 屋顶 内 和 场馆 看 台 下 的 空间 应 视 为 坡 屋顶 内 的 空间 ， 设 计 加 以 利用 时 ， 
应 按 其 净 高 确定 其 面积 的 计算 ; 设计 不 利用 的 空间 ， 不 应 计算 建筑 面积 ， 如 图 44 所 示 。 
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图 44 看 台 下 空间 (ВШ ) 计算 建筑 面积 示意 


5) 地 下 室 、 半 地 下 室 ( 车间、 商店 、 车 站 、 车 库 、 仓 库 等 )， 包 括 相 应 的 有 永久 性 顶 
盖 的 出 和 人口， 应 按 其 外 墙 上 口 (不 包括 采光 井 、 外 墙 防潮 层 及 其 保护 墙 ) УОЛЛ Ж 
面积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1⁄2 面积 。 

理解 该 条 规定 时 请 注意 : 

中 地 下 室 采 光 井 是 为 了 满足 地 下 室 的 采光 和 通风 要 求 设 置 的 。 一 般 在 地 下 室 围 护 墙 上 口 
开设 一 个 矩形 或 其 他 形状 的 竖井 ， 井 的 上 口 一 般 设 有 铁 栅 ， 井 的 一 个 侧面 安装 采光 和 通风 用 
的 窗子 ， 如 图 4-5 所 示 。 
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945 地 下 室 建筑 面积 计算 示意 
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包 地 下 室 、 半 地 下 室 应 以 其 外 墙 上 口外 边线 所 围 水 平面 积 计算 。 以 前 的 计算 规则 规定 : 
按 地 下 室 、 半 地 室 上 口外 墙 外 围 水 平面 积 计算 ， 文 字 上 不 甚 严密 , “上 口外 墙 ”容易 被 理解 
成 为 地 下 室 、 半 地 下 室 的 上 一 层 建筑 的 外 墙 。 因 为 通常 情况 下 ， 上 一 层 建筑 外 墙 与 地 下 室 堵 
的 中 心 线 不 一 定 完全 重合 ， 多 数 情况 是 凹 进 或 凸 出 地 下 室外 墙 中 心 线 。 

6) 坡地 的 建筑 物 吊 脚 架 空 层 、 深 基础 架空 
层 ， 设 计 加 以 利用 并 有 围 护 结构 的 ， 层 高 在 2 ~ 
20һ 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2.20m 
者 应 计算 1⁄2 面积 。 设 计 加 以 利用 、 无 围 护 结 构 的 
建筑 吊 脚 架 空 层 ， 应 按 其 利用 部 位 水 平面 积 的 1/2 
计算 ; 设计 不 利用 的 次 基础 架空 层 、 坡 地 架空 层 、 
多 层 建筑 坡 屋 项 内 、 场 馆 看 台 下 的 空间 不 应 计算 


H 


理解 该 条 规定 时 请 注意 : 
u < i 546 Qa puasa 

加 层 高 在 2.20m 的 及 以 上 的 吊 脚 架空 层 可 以 设计 用 来 作为 一 个 房间 使 用 。 

国 深 基础 架空 层 2. 20m 及 以 上 层 高 时 ， 可 以 设计 用 来 作为 安装 设备 或 作 储藏 间 使 用 。 

7) 建筑 物 内 门厅 、 大 厅 按 一 层 计算 建筑 面积 。 门 厅 、 大 厅 内 设 有 回廊 时 ， 应 按 其 结构 
底板 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2.20m 者 应 计算 1⁄2 
面积 。 
理解 该 条 规定 时 请 注意 : 

“门厅 、 大 厅 内 设 有 回廊 ”是 指 建筑 物 大 厅 、 门 厅 的 上 部 (一般 该 大 厅 、 门 厅 占 两 
个 或 两 个 以 上 建筑 物 层 高 ) 四 周 向 大 厅 、 门 厅 、 中 间 挑 出 的 走廊 称 为 回廊 ， 如 图 4-7 所 示 。 

加 宾馆 、 大 会 堂 、 教 学 楼 等 大 楼 内 的 门 
厅 或 大 厅 ， 往 往 要 占 建筑 物 的 两 层 或 两 层 以 
上 的 层 高 ， 这 时 也 只 能 计算 一 层面 积 。 

(3)“ 层 高 不 足 2.20m 者 应 计算 1⁄2 面 
积 ” 是 指 回廊 层 高 可 能 出 现 的 情况 。 

8) 建筑 物 间 有 围 护 结构 的 架空 走廊 ， 
应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 
2.20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 
2.20m 者 应 计算 1/2 面积 。 有 永久 性 项 盖 无 unap 
围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 1⁄2 k L ЕЕ 
计算 。 
理解 该 条 规定 时 请 注意 ; 架空 走廊 是 指 建筑 物 与 建筑 物 之 间 ， 在 二 层 或 二 层 以 上 专门 为 
水 平 交通 设置 的 走廊 ， 如 图 4.8 所 示 。 

9) 立体 书库 、 立 体 仓库 、 立 体 车 库 ， 无 结构 层 的 应 按 一 层 计算 ， 有 结构 层 的 应 按 其 结 
构 层 面积 分 别 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1⁄2 
面积 。 
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架空 走廊 














图 4-8 有 永久 性 顶 盖 架空 走廊 示意 


理解 该 条 规定 时 请 注意 : 

QD 计算 规范 对 以 前 的 计算 规则 进行 了 修订 ， 增 加 了 立体 车 库 的 面积 计算 。 立 体 车 库 、 立 
体 仓库 、 立 体 书库 不 规定 是 否 有 围 护 结 构 ， 均 按 是 否 有 结构 层 。 应 区 分 不 同 的 层 高 确定 建筑 
面积 计算 的 范围 。 改 变 了 以 前 按 书架 层 和 货架 层 计算 面积 的 规定 。 

凶 立 体 书库 建筑 面积 计算 〈 按 图 4-9 计算 ) ШК: 
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449 立体 书库 建筑 面积 计算 示意 














底层 建筑 面积 =(2.82 +4.62) x(2.82 +9. 12) -3.0х1.20 
=7.44 x11.94 +3. 60 
=92.43(m°) 
结构 层 建筑 面积 (4. 62 +2. 82 +9. 12) х2. 82 x0.50( 层 高 2m) 
=16. 56 x2. 82 x0.50 
=23.35(m°) 
10) 有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 
及 以 上 者 应 计算 全 面积 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1⁄2 面积 。 
理解 该 条 规定 时 请 注意 : 如 果 和 舞台 灯光 控制 室 有 围 护 结构 且 只 有 一 层 ， 那 么 就 不 能 另外 
计算 面积 。 因 为 整个 舞台 的 面积 计算 已 经 包含 了 该 灯光 控制 室 的 面积 。 
11) 建筑 物 外 有 围 护 结构 的 落地 橱窗 、 门 斗 、 挑 万 、 走 廊 、 榴 廊 ， 应 按 其 围 护 结构 外 
围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2.20m 者 应 计算 1⁄2 面 
耻 。 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1⁄2 计算 。 
理解 该 条 规定 时 请 注意 : 
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中 落地 橱窗 是 指 凸 出 外 墙 面 ， 根 基 落 地 的 橱窗 。 

@ 门 斗 是 指 在 建筑 物 出 入口 设置 的 起 分 隔 、 挡 风 、 御 寒 等 作用 的 建筑 过 渡 空 间 。 保 温 门 
斗 一 般 有 围 护 结构 ， 如 图 4-10 所 示 。 

@@ 挑 廊 是 指 挑 出 建筑 物 外 墙 的 水 平 交通 空间 ， 如 图 4-11 所 示 ; 走廊 是 指 建筑 物 底层 的 
水 平 交通 空间 ， 如 图 4-12 所 示 ; ЖШ АЯН АНЕ АК АЛЕ ККЕ Әй ах [а], ЖІ 4- 
12 所 示 。 







































































图 4-12 ЕЙ, ЖК 


12) 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1⁄2 计算 。 
理解 该 条 规定 时 请 注意 : 本 条 所 称 “ 场 ”是 指 看 台 上 有 永久 性 顶 盖 部 分 ， 如 足球 场 、 
网 球场 ;“ 馆 ”是 指 有 永久 性 顶 盖 和 围 护 结构 ， 如 篮球 馆 、 展 览 馆 。 

13) 建筑 物 顶部 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 层 高 在 2.20m 及 以 上 者 应 
计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2.20m 者 应 计算 1/2 面积 。 ади 
理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 

@D 如 遇 建筑 物 屋顶 的 楼 梯 间 是 坡 屋 顶 时 ， 应 按 
坡 屋顶 的 相关 规定 计算 面积 。 

@) 单 独 放 在 建筑 物 屋顶 上 的 混凝土 水 箱 或 钢板 
水 箱 ， 不 计算 面积 。 

@ 建 筑 物 屋面 水 箱 间 、 电 梯 机 房 如 图 4-13 
所 示 。 

14) 设 有 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 
外 沿 的 建筑 物 ， 应 按 其 底板 面 的 外 围 水 平面 积 计 
算 。 层 高 在 2.20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 


LS H 
АВ 2. 20m 者 应 计算 1⁄2 面积 。 %443 ”屋面 水 箱 间 、 电 梯 机 房 示意 图 
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理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 设 有 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 外 治 的 建筑 物 是 指向 
建筑 物 外 倾斜 的 墙 体 ， 如 图 4-14 所 示 ， 知 遇 有 向 建筑 物 内 倾斜 的 墙 体 ， 应 视 为 坡 屋顶 ， 按 
坡 屋 项 有 关 条 文 计算 面积 。 

15) 建筑 物 内 的 室内 楼 梯 间 、 电 梯 井 、 观 光电 梯 井 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 气 竖井 、 
垃圾 井 、 附 墙 烟 奥 应 按 建筑 物 的 自然 层 计算 。 
理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 

中 室内 楼 梯 间 的 面积 计算 ， 应 按 楼 梯 依 附 的 建筑 物 的 自然 层 数 计算 ， 合 并 在 建筑 物 面 积 
内 。 遇 跃 层 建筑 ， 其 共用 的 室内 楼 梯 应 按 自然 层 计算 面积 上 下 两 错 层 户 室 共用 的 室内 楼 
梯 ， 应 选 上 一 层 的 自然 层 计算 面积 。 户 室 错 层 痢 面 图 如 图 4-15 所 示 。 
























































图 4-14 不 垂直 于 水 平面 超出 
底板 外 沿 的 建筑 物 8445 ЖИП 


















































@ 电 梯 井 是 指 安装 电梯 用 的 垂直 通道 ， 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-16 电梯 并 示意 
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某 建筑 物 共 12 层 ， 电 梯 井 尺寸 〈 含 壁 厚 ) 如 图 4-16 所 示 ， 求 电梯 井 面积 。 
S =2. 80 х3.40 х12-114.24 (m°) 
多 提 物 井 是 指 图 书馆 提升 书籍 、 酒 店 提升 食物 的 垂直 通道 。 
(垃圾 道 是 指 写字 楼 等 大 楼 内 每 层 设 垃圾 倾倒 口 的 垂直 通道 。 
管道 井 是 指 宾馆 或 写字 楼 内 集中 安装 给 水 排水 、 采 暧 、 消 防 、 电 线 管道 用 的 垂直 
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通道 。 

16) 雨 篷 结构 的 外 边线 至 外 墙 结构 外 边线 的 宽度 超过 2. 10ш 者 ， 应 按 雨 篷 结构 板 的 水 
平 投影 面积 的 1⁄2 计算 。 

理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 

ФЕ ЕРУ РАН ЛЕ ЕЗУ 2. 10m 或 不 超过 2. 10m 划分 。 超 过 者 按 雨 篷 结构 板 水 平 投 影 
积 的 1/2 计算 ; 不 超过 者 不 计算 。 

上 述 规 定 不 管 雨 笑 是 否 有 柱 或 无 柱 ， 计 算 应 一 致 。 

нг 22221120 





2150 
1500 




















44-47 ЯМ лд 
a) 计算 1/2 面积 b) 不 计算 面积 


















































17) 有 永久 性 项 盖 的 室外 楼 梯 ， 应 按 建筑 物 自然 层 的 水 平 投影 面积 的 1⁄2 计算 。 
理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 若 最 上 层 室 外 楼 梯 无 永久 性 项 盖 ， 或 雨 篷 不 能 完全 遮盖 室外 楼 
梯 ， 上 层 楼 梯 不 计算 面积 ， 上 层 楼 梯 可 视 为 下 层 楼 梯 的 永久 性 顶 盖 ， 下 层 楼 梯 应 计算 面积 


如 图 4-19 所 示 。 


图 4-18 ”无 柱 雨 篷 平面 图 (计算 1⁄2 面积 ) 图 4-19 ”室外 楼 梯 示 意图 
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18) 建筑 物 的 阳台 均 应 按 其 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 

理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 

中 建筑 物 的 阳台 ， 不 论 是 四 阳台 、 挑 阳台 、 封 闭 阳 台 、 不 封 朵 阳台 ， 均 按 其 水 平 投影 
积 的 一 半 计 算 。 

@ 挑 阳台 、 四 阳 台 示 意图 如 图 4-20、 图 4-21 所 示 。 

19) 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 熙 、 收 费 站 等 ， 应 按 其 顶 盖 
水 平 投影 面积 的 1⁄2 计算 。 

理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 不 以 柱 来 确定 建筑 面 
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积 的 计算 ， 而 依据 项 盖 的 水 平 投影 面积 计算 。 在 车 棚 、 货 棚 、 站 人 台 、 加 油 站 、 收 费 站 内 设 有 
围 护 结构 的 管理 室 、 休 息 室 等 ， 男 按 相 关 条 款 计算 面积 。 
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9 4-20 挑 阳台 示意 


【 例 4-3】 站 台 示 意图 如 图 4-22 所 示 。 
1 






































2) А 2000 
Š 
! 单 排 柱 站 台 平 面 图 1 一 1 剖面 
6422 单 排 柱 站 台 示 意图 
其 面积 为 8-2.0х5.50х0.5-5.50 (m°) 


20) 高 低 连 跨 的 建筑 物 ， 应 以 高 跨 结构 外 边线 为 界 分 别 计算 建筑 面积 ， 其 高 低 跨 内 部 
连通 时 ， 其 变形 缝 应 计算 在 低 跨 面积 内 。 

理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 

中 高 低 连 跨 的 建筑 物 示意 图 如 图 4-23 所 示 。 
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图 4-23 ”高 低 连 跨 单 层 建筑 物 建筑 面积 计算 示意 图 
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当 建 筑 物 长 为 了 时 ， 其 建筑 面积 分 别 为 


8501 
fe, = 
Зи 一 5,1, 


бе = (b; 571, 
变形 缝 是 伸缩 缝 (温度 缝 ) 、 沉 降 缝 和 防震 颖 的 总 称 。 
21) 以 幕墙 作为 围 护 结构 的 ғ 

建筑 物 ， 应 按 幕墙 外 边线 计算 建 
筑 面积 。 
理解 此 条 款 时 应 注意 : 围 护 
生 幕 墙 应 计算 建筑 面积 ， 而 装饰 
生 幕墙 不 应 计算 建筑 面积 。 室内 看 不 见 的 变形 缝 
22) 建筑 物 外 墙 外 侧 有 保温 
隔 热 层 的 ， 应 按 保温 隔 热 层 外 边 
线 计算 建筑 面积 。 
23) ЕРІНЕ ДЕ, ЛУ 
按 其 自然 层 合并 在 建筑 物 面 积 

















ШЕ 





ПЕ 








计算 。 图 4-24 室内 看 得 见 的 变形 颖 示意 图 





理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 











中 本 条 所 指 建筑 物 内 的 变形 颖 是 与 建筑 物 相 连通 的 变形 锋 ， 即 暴露 在 建筑 物 内 ， 在 

















物 内 可 以 看 得 见 的 变形 缝 。 
@ 室 内 看 得 见 的 变形 颖 如 图 4-24 所 示 。 


4.1.3 不 应 计算 建筑 面积 的 范围 实例 











1) 建筑 物 通道 ( 骑楼、 过 街 楼 的 底层 ) 不 应 计算 建筑 面积 。 





图解 此 项 条 球 时 应 注意 : 

外 骑楼 示意 图 如 图 4-25 所 示 。 

@) 过 街 楼 示意 图 如 图 4-26 所 示 。 

2) 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 不 应 计算 建筑 面积 。 


ун 



























建筑 








图 4-25 ”骑楼 示意 图 





图 4-26 





过 街 楼 示意 





器 
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理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 高 层 建筑 的 
置 管道 及 设备 层 ， 主 要 用 于 集中 放置 水 、 
算 建 筑 面积 ， 如 图 4-27 所 示 。 

3) ЕТИЖЛН, ЖМ, Ж. ЖаН. 
露天 游泳 池 不 应 计算 建筑 面积 。 

4) 建筑 物 内 的 操作 平台 、 上 料 平 台 、 
安装 箱 和 饶 体 的 平台 不 应 计算 建筑 面积 。 
理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 建筑 物 外 的 
操作 平台 、 上 料 平台 等 应 该 按 有 关 规 定 确 

定 是 否 应 计算 建筑 面积 。 操 作 平台 示意 图 
如 图 4-28 所 示 。 

5) ШЫ, ЇН Р. Ж, ай. ШОШ 
抹 灰 、 装 饰 面 、 镶 贴 块 料 面 层 、 装 饰 性 幕 
шш. ЗА АНА (9). А.М 


9 宾馆 
28 




























































































件 、 配 件 、 宽 度 在 2. 10m 及 以 内 的 雨 篷 以 及 与 建筑 物 内 不 相连 通 的 装 








计算 建筑 面积 。 
理解 此 项 条 款 时 应 注意 : 
QD 上 述 内 容 均 不 属于 建筑 结构 ， 所 以 不 应 
@) 附 墙 柱 、 夫 示意 图 如 图 4-29 所 示 。 














室外 操作 平台 








图 4-28 ”操作 平台 示意 图 








楼 等 ， 


字 通常 在 建筑 物 高 度 的 中 间 部 分 设 
通风 管道 


т 首 及 设备 。 这 一 设备 管道 层 不 应 计 


、 写 








На: 
ые 





1 | “| 
| б 了 设备 管道 层 
в Ё 


| | 
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Ё 
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图 4-27 设备 管道 层 示意 图 
饰 性 阳台 、 挑 廊 不 应 








应 计算 建筑 面积 Хо 
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84-29 Е, 
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和 窗 是 指 为 房间 采光 和 美化 造型 而 设置 的 上 号 出 外 增 的 窗 ， 如 图 4-30 所 示 。 





@ 装 饰 性 阳台 、 
6) 无 永久 性 顶 盖 的 架空 走廊 、 室 外 楼 梯 和 用 于 检修 、 


计算 建筑 面积 。 

理解 此 项 条 款 
7) 自动 扶梯 、 
理解 此 项 条 款 
中 自动 扶梯 ( 

扶梯 不 应 计算 建筑 








挑 廊 是 指 人 不 能 在 其 中 间 活 动 的 空 


十 应 注意 : 室外 检修 钢 息 楼 示意 图 
自动 人 行道 不 应 计算 建筑 面积 。 
应 注意 : 

БЕ! 
面积 。 





首 深 梯 ) 除 两 端 固定 在 楼 层 板 或 梁 上 面 之 外 ， 


s 间 。 
消防 等 的 室外 钢 楼 梯 、 疏 梯 不 应 


如 图 4-31 所 示 。 


扶梯 本 里 属 于 设备 ， 
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检修 梯 
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431 室外 检修 钢 爬 梯 示 意 医 














@ 自 动人 行道 (水 平 步 道 深 梯 ) 属于 安装 在 楼 板 上 的 设备 ， 不 应 单独 计算 建筑 面积 。 
8) 独立 烟 回 、 烟 道 、 地 沟 、 油 (水) ШЕ. АЛБ, ЖОЖ, ЙИШ (水 ) 池 、 储 仓 、 栈 桥 、 
地 下 人 防 通道 、 地 铁 隧道 不 应 计算 建筑 面积 。 


4.2 建筑 工程 工程 量 计算 




















4.2.1 工程 量 计算 的 基本 知识 


1. 分 部 分 项 目 工程 的 划分 


根据 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 (土建 )》 的 规定 ， 建 筑 工程 划分 为 14 个 分 部 工程， 
工程 ， 脚 手 架 工程 ， 砌 筑 工程 ， 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 





Яс. + ( 石 ) 方 工程 ， 桩 基础 











构件 运输 及 安装 工程 ， 门 窗 及 木 结构 工程 ， 楼 地 面 工程 ， 屋 面 及 防水 工程 ， 防 腐 、 保 温 、 隔 














热 工程 ， 装 饰 工程 ， 金 属 结构 制 作 工程 ， 建 筑 工 程 垂直 运输 ， 建 筑 物 超 高 降 效 。 
每 个 分 部 工程 中 分 为 若干 分 项 工程 ， 例 如 ， 砌 筑 分 部 工程 分 为 砌 砖 、 砌 石 两 个 分 项 工 











出 























程 。 分 部 工程 以 及 分 项 工程 名 称 见 表 4-1。 其 中 建筑 工程 垂直 运输 分 部 适用 于 榴 高 大 于 3. 6m 





的 建筑 工程 ， 建 筑 物 超 高 降 效 适用 于 建筑 高 度 超过 20m ( 层 数 6 层 ) 以 上 的 工程 。 
жаі 建筑 工程 分 部 工程 以 及 分 项 工程 名 称 




















序 分 部 工程 名 称 分 项 工程 名称 
1 土石 方 工程 人 工 土石 方 ; 机 械 土 石 方 
柴油 打桩 机 打 预 制 钢 筋 混 凝 土 柱 ; 预制 钢筋 混凝土 桩 接 桩 ; 液压 静 力 压榨 机 压 预 制 钢 
筋 混 凝 土 方 桩 ; 打 氢 钢板 桩 ; 打 孔 灌注 混凝土 柱 ; 长 螺旋 钻 孔 灌注 混凝土 桩 ; 潜水 钻机 


2 桩 基础 工程 


























钻 孔 灌注 混凝土 桩 ; 069822 5 2140 
面 、 超 运 距 移动 


























ЕЯ 


E 砂 、 碎 石 或 砂 石 桩 ; JK РВЕ; ЖЕН 90934 
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(Ж) 
序 | ”分 部 工程 名 称 分 项 工程 名 称 
Ы! чайы 外 脚手架 ;里 脚手架 ;满堂 脚手架 ;悬空 脚手架 挑 脚手架 、 防 护 架 ;依附 斜 道 ;安全 
М Ара (水塔) 脚手架、 电梯 井 字 架 、 架 空运 输 首 
4 | ШТ ВЛЕ. ШП 
с 混凝土 及 钢筋 混凝土 О НЕ Е. ИНЖЕ В, ЕТІ 
工程 ЖЕЕ; 构筑 物 混凝土 钢 盘 混 凝 土 构件 接头 灌 颖 ;集中 搅拌 ， 运输、 泵 输送 混凝土 
6 | 构件 运输 及 安装 工程 | 构件 运输 ; 预制 混凝土 构 件 安装 ; 金属 结构 件 安装 
7 | “门窗 及 木 结构 工程 门窗 ， 木 结构 
в | 楼 地 面 工程 қы. 找平 层 ; 整体 面 层 ; 块 料 面 层 栏杆、 扶手 
9 | 屋面 及 防水 工程 ТІЛЕ? 
10 | 防腐 、 保 温 、 隔 热 工 程 | 防腐 ; 保温 ; 隔 热 
11 | “装饰 工程 ПІГТЕПТІҢІГЕ ЇЙЇ, МЫЙ 
钢 柱 制作 ， 钢 屋 架 、 钢 托 架 制作 ; 钢 吊 车 梁 、 钢 制 动 梁 制 作 ， 钢 起 重 机 轨道 制作 钢 
12 | 金属 结构 制作 工程 | “| 支撑 、 钢 栋 条 、 钢 墙 架 制作 ; 钢 平 台 、 钢 梯子 、 钢 栏 村 制作; GW. H 型 钢 制 作 ， 球 























节点 钢 网 架 制 作 ; 钢 屋 架 、 钢 托 架 制 作 平 台 摊 销 
13 | ”建筑 工程 垂直 运输 建筑 物 垂 直 运 输 ; 构筑 物 垂直 运输 


14 | 建筑 物 超 高 降 效 建筑 物 超 高 人 工 、 机 械 降 效 率 ; 建筑 物 超 高 加 压 水 泵 台 班 
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每 个 分 项 工程 中 ， 根 据 所 使 用 材料 、 施 工 对 象 及 构造 特征 ， 又 分 有 若干 子 目 。 例 如 : HJ 
砖 分 项 工程 中 分 有 65 个 子 目 ， 计 有 巷 基 础 、 单 面 清水 巷 墙 、 混 水 砖 墙 、 弧 形 砖 墙 、 多 孔 砖 
浅 、 空 心 砖 墙 等 。 

每 个 子 目 都 有 一 个 定额 编号 ， 编 号 的 前 面 数 字 表 示 分 部 工程 序号 ， 后面 数字 表示 该 分 部 
工程 中 子 目 序号 。 例 如 : 定额 编号 4-10， 表 示 砌 筑 工 程 分 部 ，1 砖 厚 混 水 砖 墙 。 

2. 分 部 分 项 目 工程 名 称 

列 出 分 部 分 项 工程 项 目 名 称 ， 一 般 按 下 述 方法 进行 : 先 按 建筑 工程 的 施工 图 内 容 、 施 工 
方案 及 施工 条 件 等 ， 参 照 《 全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》 中 的 建筑 工程 分 部 、 分 项 工程 划 
分 表 ， 确 定 该 建筑 工程 的 分 部 工程 名 称 。 从 土石 方 工程 开始 ， 顺 序 参照 施工 图 内 容 ， 逐 个 确 
定 分 部 工程 名 称 。 例 如 : 多 层 砖 混 结 构 的 住宅 楼 可 列 有 土石 方 工程 、 脚 手 架 工程 、 砌 筑 工 
程 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 、 构 件 运 得 及 安装 工程 、 门 窗 及 木 结 构 工 程 、 楼 地 面 工程 、 屋 
面 及 防水 工程 、 防 腐 保温 隔 热 工 程 、 装 饰 工程 、 垂 直 运 输 。 

再 从 每 一 个 分 部 工程 中 ， 顺 序 参照 施工 图 内 容 ， 逐 个 确定 分 项 工程 名 称 。 例 如 : 多 层 砖 
混 结构 的 住宅 楼 混凝土 及 钢筋 混凝土 分 部 工程 中 ,可 列 有 现 浇 混 凝 土 模板 、 预 制 混凝土 模 
板 、 钢 筋 、 现 浇 混 凝 土 、 预 制 混凝土 五 个 分 项 工程 。 

在 每 一 个 分 项 工程 中 ， 按 定额 编号 顺序 、 参 照 施工 图 内 容 ， 列 出 相应 的 子 目 名 称 。 凡 害 
额 上 列 的 子 目 名 称 ， 施 工 图 上 也 有 此 项 内 容 ， 则 按照 定额 上 子 目 名 称 列 出 ; 几 定 额 上 列 的 子 
目 名 称 ,施工 图 上 无 此 内 容 则 不 列 出 这 个 子 目 名 称 ; 凡 定额 上 没有 的 子 目 ， 而 施工 图 上 却 有 
工程 任务 ， 则 按 当 地 颁发 的 补充 定额 列 出 该 子 目的 名 称 。 例 如 : 多 层 砖 混 结构 住宅 楼 砌 筑 分 
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项 工程 中 应 列 出 砖 基础 、1 砖 混 水 砖 墙 、 砖 平 态 、 钢 筋 砖 过 粱 等 子 目 。 

列子 目 名 称 时 ， 一 定 要 看 清 定额 上 所 说 明 该 子 目 所 用 材料 及 其 规格 、 构 造 做 法 等 施工 条 
件 。 如 果 与 施工 图 上 内 容 完全 相同 ， 则 列 出 该 子 目 名 称 就 够 了 。 若 有 某 一 条 件 不 符合 ， 则 应 
再 列 一 个 调整 的 子 目 名 称 。 例 如 : 某 住宅 钢 门 窗 刷 调 合 漆 三 遍 ， 则 先 列 出 11-574 单 层 钢 门 
窗 刷 调 合 漆 两 遍 子 目 ， 再 补充 列 出 11-576 单 层 钢 门窗 每 增加 一 遍 调 合 漆 子 目 。 

一 个 钢筋 混凝土 构件 要 列 三 个 子 目 ， 例 如 : 预制 钢筋 混凝土 空心 板 〈 板 厚 120mm) 88 
列 5-164 空心 板 模板 、5-3236 钢筋 〈 点 焊 ) 5435 空心 板 混凝土 三 个 子 目 。 

分 部 分 项 子 目 列 出 后 ， 应 按 定 额 编号 顺序 ， 逐 个 登 在 工程 量 计 算 表 上 ， 以 便 逐 个 计算 其 
工程 量 。 

3. 分 部 分 项 目 工程 名 称 实例 

施工 条 件 : 地 基 土 为 二 类 土 ， 人 工 开 挖 ; 钢筋 混凝土 多 孔 板 运 距 为 Skm; 垂直 运输 机 械 
用 卷扬机 。 外 脚 手 用 钢管 架 ， 里 脚 手 用 木 架 。 

根据 该 工程 构造 情况 及 施工 条 件 ， 涉 及 土石 方 工程 、 脚 手 架 工 程 、 砌 筑 工 程 、 混 凝 土 及 
钢筋 混凝土 工程 、 构 件 运 输 及 安装 工程 、 门 窗 及 木 结 构 工 程 、 楼 地 面 工程 、 屋 面 及 防水 工 
程 、 防 腐 保温 隔 热 工 程 、 装 饰 工程 、 建 筑 工程 垂直 运输 等 11 个 分 部 工程 。 

分 部 分 项 子 目 列 于 表 4-2 。 
































表 4-2 住宅 楼 分 部 分 项 子 目 


























































































































分 部 定额 编号 分 项 子 目 名 称 # iH 
1—5 ЛТА 
土石 方 工程 1 一 46 пія ЖЖ 2m 以 内 夯 填 
1 一 48 平整 场地 
3 一 6 双 排 外 钢管 架 
Bn T л m 以 内 
脚手架 工程 СИГЕ жанан 15ш 以 内 
4—1 砖 基础 
4 一 10 1 砖 混 水 砖 墙 
筑 工 程 
„ү 4—61 砖 地 沟 
4 一 62 T: EJE 
5—73 Ж АЕН ЕД 组 合 钢 模 板 、 钢 支撑 
5 一 82 НО Е 组 合 钢 模 板 、 木 支撑 
5 一 108 pe F R ESA 组 合 钢 模板 、 钢 支撑 
5 一 119 况 浇 楼 梯 模 板 木 模 板 木 支撑 
5 一 121 钢 浇 阳台 、 雨 篷 模板 木 模板 木 支撑 
TRE T АН 
5—124 见 浇 栏 板 模 木 模 板 木 支撑 
混凝土 工程 岗 浇 栏 板 模 板 模板 木 支 撑 
5 一 129 pe basa 木 模 板 木 支撑 
5 一 150 预制 过 梁 模 板 木 模板 
5 一 165 预制 空心 板 模板 板 厚 180mm 以 内 
5 一 182 预 地 沟 盖 板 模板 木 模板 
5 一 294 Ж ЕЛУ}: $6. 5 钢筋 
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(Ж) 
分 部 定额 编号 分 项 子 目 名 称 # i 
5—295 JL JF ф8 钢筋 
5—296 ЕМИЕ $10 钢筋 
5 一 297 网 浇 构件 ф12 钢筋 
5 一 298 ЖЕЕ Ф14 钢筋 
5 一 321 预制 构件 冷 拔 钢丝 点 焊 
5--323 预制 构件 $6 钢筋 点 焊 
5--325 预制 构件 $8 钢筋 点 焊 
5 一 355 46 2810) 
5—406 网 浇 单 梁 混 凝 土 
混凝土 及 钢 入 5 一 408 岗 浇 圈 梁 混凝土 
混凝土 工程 е 
5 一 419 网 浇 平 板 混凝土 
5 一 421 纲 浇 楼 梯 混 凝 土 
5 一 423 网 浇 悬 挑 板 混 凝 土 НЕ. ЫЕ 
5—425 网 浇 栏 板 混凝土 
5 一 430 网 浇 挑 檐 混凝土 
5 一 441 预制 过 梁 混 凝 土 
5 一 453 预制 空心 板 混 凝 土 
5 一 469 预制 地 沟 盖 板 混凝土 
5 一 529 预制 空心 板 接头 灌 缝 
构件 运输 及 6 一 3 空心 板 运输 1 类 构件 、 运 距 5km 
安装 工程 6 一 333 空心 板 安装 卷扬机 安装 ，0.3m” 以 内 
7 一 25 单 扇 镶 板 门 门框 制作 无 纱 、 无 亮 
7 一 26 单 鹿 镶 板 门 门框 安装 无 纱 、 无 亮 
7 一 27 单 书 镶 板 门 门扇 制作 无 纱 、 无 亮 
7 一 28 Ви. ДЕЕ Б 无 纱 、 无 亮 
7 一 57 单 扇 胶合 板 门 门框 制作 无 纱 、 有 亮 
7--58 单 扇 胶 合板 门 门框 安装 无 纱 、 有 亮 
7 一 59 单 扇 胶合 板 门 门扇 制作 无 纱 、 有 亮 
门窗 及 木 结 构 工 程 7 一 60 单 扇 胶合 板 门 门扇 安装 无 纱 、 有 亮 
7 一 89 单 扇 半截 玻璃 门 门框 制作 无 纱 、 有 亮 
7 一 90 单 扇 半截 玻璃 门 门框 安装 无 纱 、 有 亮 
7 一 91 单 扇 半截 玻璃 门 门扇 制作 无 纱 、 有 亮 
7 一 92 和 局 半 截 玻 璃 门 门扇 安装 无 纱 、 有 亮 
7 一 288 铝 合 金平 开门 安装 
7 一 291 铝 合 金平 开 窗 安装 
7 一 325 执 手 锁 安 装 
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(Ж) 
分 部 定额 编号 分 项 子 目 名 称 备注 
7 一 326 弹子 锁 安 装 
门窗 及 木 结 构 工 程 грр 门窗 贴 脸 
8—1 灰 土 热 层 基础 及 散 水 热 层 
8 一 16 混凝土 垫 层 地 面 垫 层 
8 一 19 水 泥 砂浆 找平 层 
8 一 23 水 泥 砂浆 楼 地 面 面 层 
8 一 24 水 泥 砂浆 楼 梯 面 层 
КОН 8—27 水 泥 砂浆 踢脚板 
8 一 43 混凝土 散 水 面 层 一 次 抹 光 
8 一 74 楼 地 面 铺 彩 釉 夸 每 块 周 长 800mm 以 上 
8 一 151 塑料 扶手 
8 一 153 塑料 弯 头 
9 一 18 三 元 乙 丙 橡 胶卷 材 屋 面 
9 一 66 玻璃 钢 排水 管 单 屋面 排水 系统 ，$110 
屋面 及 防水 工程 50 玻璃 钢水 半 Ф10 
9—12 防水 砂浆 ЗЭН 
保温 工程 10 一 200 БІ Фа уар 
11—25 水 泥 砂浆 外 墙 袜 Вей 
11—30 水 泥 砂浆 零星 项 目 
11 一 36 混合 砂浆 墙 面 砖 墙 面 
11—168 砂浆 贴 瓷 板 墙 面 
11—281 硬木 窗帘 盒 485 
ЛЕ 11—290 混凝土 顶棚 抹 混合 砂浆 一 次 抹 灰 
11 一 481 单 层 木门 刷 清 漆 两 遍 
11 一 483 窗帘 盒 刷 清漆 两 遍 
11 一 606 抹 灰 面 刷 乳胶 漆 两 遍 
11 一 611 Не. НІЗЕШІЗІ ЖИЕ ТЭ 
垂直 运输 13-41 卷扬机 垂直 运输 住宅 、 混 合 结构 





















































4.2.2 土 ( 石 ) 方 工程 工程 量 计算 


土方 石 工程 工程 量 包 括 平 整 场地 、 挖 气 沟 柳 、 基 坑 、 挖 土 、 回 土 、 运 土 和 进 点 降水 等 ， 
在 计算 土石 方 工程 工程 量 前 ， 应 确定 下 列 各 项 资料 : 

1) 土壤 及 岩石 类 别 的 确定 。 土 石 方 工程 土壤 及 岩石 类 别 的 划分 ， 依 工程 勘测 资料 与 
《土壤 及 岩石 分 类 表 》 对 照 后 确定 〈 该 表 在 建筑 工程 预算 定额 中 ) 。 

2) 地 下 水 位 标高 及 排 〈 降 ) 水 方法 。 

3) 377, WW. ЖЭЦ2 ОШ) 土 起 止 标 高 、 施 工 方法 及 运 距 。 
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4) ЖА, ЖЫЛА, ЈА А Жаа ІН. 


5) 其 他 有 关 资 料 。 





土方 体积 ， 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 为 准 计算 。 如 遇 有 必须 以 天 然 密实 体积 折算 时 ， 














可 按 表 4-3 所 列 数值 换算 。 

表 4-3 土方 体积 折算 表 

虚 方 体积 天 然 密实 度 体 积 夯实 后 体积 松 填 体 积 

1.00 0.77 0.67 0.83 

1.30 1.00 0.87 1.08 

1.50 1.15 1.00 1.25 

1.20 0.92 0.80 1.00 
(914441 已 知 挖 天 然 密 实 4m 土方 ， 求 虚 方 体积 了。 


解 : Ү-4.1х1.30-5.20 (m°) 

挖 土 一 律 以 设计 室外 地 坪 标 高 为 准 计算 。 

1. 平整 场地 

人 工 平整 场地 是 指 建 筑 场地 挖 、 填 土方 厚度 在 +30cm 以 内 及 找平 (图 4-32)。 挖 、 填 
土方 厚度 超过 + 上 30cm 以 外 时 ， 按 场地 土方 平衡 竖 问 布置 图 另行 计算 。 


NE э 
ЇЕ: 





< 300 < 300 








平整 后 地 坪 














44-52 平整 场地 示意 医 




















1) 人 工 平 整 场地 如 图 4-33 所 示 ， 超 过 + 上 30cm 的 按 控 、 填 土方 计算 工程 量 。 
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到 4-33 ”人 工 平整 场地 




















2) 场地 土方 平衡 坚 向 布置 ， 是 将 原 有 地 形 划 分 成 20m x20m 或 10m х 10ш 若干 个 方 格 
网 ， 将 设计 标高 和 自然 地 形 标高 分 别 标注 在 方 格 点 的 右上 角 和 左下 角 。 再 根据 这 些 标高 数据 


计算 出 零 线 位 置 ， 然 后 确定 挖 方 区 和 填 方 区 的 精度 较 高 的 土方 工程 量 计算 方法 。 

















平整 场地 工程 量 按 建筑 物 外 墙 外 边线 (用 Ly 表示 ) 每 边 各 加 2cm， 以 平方 米 计算 。 
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[14-5] 根据 图 4-33 计算 人 工 平 整 场地 工程 量 
【 解 】 





Sy -(9.0-2.0 х2) х(18.0 ғ2.0 х2) 
-9.0х18.0-9.0х2.0х2-2.0х2х18-2.0х2х2.0х2 
-9.0х18.0-(9.0х2-18.0х2) х2.0-2.0х2.0х4 
= 162 +54 х2.0 +16 
=286(m’) 

上 式 中 ，9.0 x18. 0 为 底面 积 ， 用 Si 表示 ; 54 为 外 墙 外 边 周 长 ， 用 Ly 表示 ; 故 可 以 
整理 为 





бұлбұ +L, X2+16 
上 式 示意 图 如 图 4-34 所 示 。 
【 例 4-6】 根据 图 4-35 所 示 计 算 人 工 平 整 场地 工程 量 。 


























Lp 
ey 
ое өмч 4 Š 
| | Š 
| БОЛОН 
| 1 
| 5 108 
I 1 = 
më аж 
5% a aE CE ыс былбылы булбут САЛБА ЫС | ЫЕ 
2Ш 2m | 9000 | 7000 | 8000 | 
图 4-34 ”平整 场地 计算 公式 示意 图 4-5 ”人工 平整 场面 实例 示意 图 
【 解 】 Si = (10.0 +4.0) x9.0 +10.0 x7.0 +18.0 x8.0 =340(m°) 


L, = (18 +24 +4) x2 =92(m) 
Sy =340 +92 х2 +16 =540(m°) 
ЇЕ: 上 述 平整 场地 工程 量 计算 公式 只 适合 于 由 矩形 组 成 的 建筑 物 平 面 布置 的 场地 平整 工 
程 量 计算 ， 如 果 遇 其 他 形状 ， 还 需 按 有 关 方 法 计算 。 
НЕ, 831 1:Л ВЭ ЛЕ 
(1) йй, 25510177 
1) МИЫН ЛА ЭЛЕ 3m 以 内 ， 且 沟 槽 长 大 于 槽 宽 3 倍 以 上 的 ， 为 沟 槽 ， 如 图 4-36 
所 示 。 





















































|Н 4-6 沟 模 示意 图 
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2) 凡 图 示 基 坑 底 面积 在 20m° 以 内 为 基 坑 ， 如 图 4-37 所 示 。 

3) ЛАХТА ЛК ОЕ 3m 以 外 ， 坑 底面 积 20m 
以 外 , 平整 场地 挖 土方 厚度 在 30cm 以 外 ， 均 按 挖 
土方 计算 。 

注意 : 

1) 图 示 沟 槽 底 宽 和 基 坑 底面 积 的 长 、 宽 均 不 
含 两 边 工 作 面 的 宽度 。 

2) 根据 施工 图 判断 沟 档 、 基 坑 、 挖 土方 的 顺 
序 是 : 先 根据 尺寸 判断 沟 槽 是 否 成 立 ， 夺 不 成 立 再 
判断 是 否 属于 基 坑 ， 奉 还 不 成 立 ， 就 一 定 是 挖 土方 






















































































项 目 。 4-7 基 坑 示意 图 
【 例 4-7】 根据 表 4-4 中 各 段 挖 方 的 长 宽 尺 寸 ， 

分 别 确定 挖 土 项 目 。 

жаа 挖 土 项 目 一 览 表 

位 置 长 /m б/т 挖 土 项 目 位 置 长 /m 宽 /m 挖 土 项 目 
АВ 3.0 0.8 ҮН DE 20.0 3.05 挖 土方 
B 段 3.0 1.0 БЕЛ, ЕР 6.1 2.0 УАН 
C 段 20. 0 3.0 ҮН ЕВ 6.0 2.0 基 坑 















































(2) 放 坡 系数 ”计算 挖 沟 柳 、 基 坑 、 土 方 工程 量 需 放 坡 时 ， 放 坡 系 数 按 表 4-5 规定 
计算 。 





表 4-5 放 坡 系数 表 

















Є ‹ 机 Ж + 
土壤 类 别 放 坡 起 点 /m 人 工 挖 土 
在 坑内 作业 在 坑 上 作业 
一 、 二 类 土 1. 20 1:0.5 1:0. 33 1:0.75 
三 类 土 1. 50 1:0. 33 1:0.25 1:0. 67 
四 类 土 2. 00 1:0. 25 1:0. 10 1:0. 33 


























注 : 1. 沟 槽 、 基 坑 中 土壤 类 别 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 坡 系数 ， 依 不 同 土壤 厚度 加 权 平 均 计算 。 
2. 计算 放 坡 时 ， 在 交接 处 的 重复 工程 量 不 予 扣除 ， 原 槽 、 坑 作 基 础 热 层 时 ， 放 坡 从 垫 层 上 表面 开始 计算 。 







































































注意 : 

1) 放 坡 起 点 深 是 指 挖 土方 时 ， 各 类 土 超过 表 中 的 放 坡 起 点 深 时 ， 才 能 按 表 中 的 系数 计 
算 放 坡 工程 量 。 例 如 图 4-38 中 若是 三 类 土 时 ,， 妃 >1. 50m 才能 计算 放 坡 。 

2) 表 4-5 中 ， 人 工 挖 四 类 土 超过 2m 深 时 ， 放 坡 系数 为 1:0.25， 含义 是 每 挖 深 lm， 放 
坡 宽度 就 增加 0.25m。 

3) 从 图 4-38 中 可 以 看 出 ， 放 坡 客 度 5 与 深度 有 和 放 坡 角度 a 之 间 的 关系 是 正切 函数 关 


系 ， 即 tana = 艺 ， 不 同 的 土壤 类 别 取 不 同 的 a 角度 值 ， 所 以 不 难看 出 ， 放 坡 系数 就 是 根据 
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tana 来 确定 的 。 例 如 ， 三 类 土 的 ава = 0. 33， 将 tano = 表示 放 坡 系数 ， 故 放 坡 宽度 
b=KH, 











4-38 ” 放 坡 示意 图 
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хи 


沟 槽 放 坡 时 ， 交 接 处 重复 工程 量 不 予 扣除 ， 如 图 4-39 所 示 。 


-1T 5 
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4-59 ” 沟 槽 放 坡 时 ， 交 接 处 重复 工程 量 示 意图 























5) 原 槽 、 坑 作 基础 垫 层 时 ， 放 坡 自 垫 层 上 表面 开始 ， 如 图 4-40 所 示 。 
(3) 支 挡 土 板 ， 控 沟 槽 、 基 坑 需 支 挡 士 板 时 ， 其 控 土 宽度 按 图 441 所 示 沟 槽 、 基 坑 底 























宽 ， 单 面 加 10cm， 双 面 加 20cm 计算 。 挡 土 板 面积 ， 按 槽 、 坑 垂直 支撑 面积 计算 。 文 挡 士 板 
后 ， 不 得 再 计算 放 坡 。 












































а 
J e | % | ©} юе | а еШ 
图 440 从 垫 层 上 表面 放 坡 示意 图 图 4-41 支撑 挡 土 板 地 槽 示意 图 





(4) 基础 施工 所 需 工 作 面 ” 按 表 4-6 规定 计算 。 
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%46 ”基础 施工 所 需 工 作 面 宽度 计算 表 






































































































































基础 材料 每 边 各 增加 工作 面 宽度 /mm 基础 材料 每 边 各 增加 工作 面 宽度 /mm 
砖 基 础 200 混凝土 基础 支 模板 300 

浆 砌 毛 石 .条 石 基础 150 基础 垂直 面 做 防水 层 800 

混凝土 基础 热 层 支 模板 300 





























(5) 沟 模 长度” 挖 沟 模 长度， 外 墙 按 图 示 中 心 线 长 度 计算 ; 内 墙 按 图 示 基 础 底面 之 间 
净 长 线 长 度 计算 ; 内 外 凸 出 部 分 〈 埃 、 附 墙 烟 和 图 等 ) 体积 并 入 沟 槽 土方 工程 量 内 计算 。 
【 例 4-8】 根据 图 4-42 计算 地 槽 长 度 。 
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8000 12000 



































94-42 ”地 槽 及 槽 底 宽 平 面 区 











【 解 】 外 墙 地 槽 长 ( 宽 1.0m) =(12+6+8+12) x2=76(m) 


048 0 К(950.9ш) =6 + 12 2359 аяа) 


10 0.9 
2 2 





РАЗЫ ҢЫ S (Ж. 0.8т) -8- 











(6) 人 工控 土方 超 深 深度 超过 1. Sm 时 ， 按 表 4-7 的 规定 增加 工 日 。 
#47 ”人工 挖 土 超 深 增加 工 日 表 (单位 : 100?) 
深 2m 以 内 深 4m 以 内 深 6m 以 内 
5.55 ЕН 17. 60 Т.Н 26.16 LH 








(7) 2380888 77 ЕНЕ ТАНА АНА А 8. ТАЛАСТА, 设计 有 规定 的 ， 
按 设计 规定 尺寸 计算 ; 设计 无 规定 时 ， 可 按 表 4-8 规定 的 宽度 计算 。 

(8) 沟 权 、 基 坑 、 地 沟 深度 ” 沟 模 、 基 坑 深度 按 图 示 柳 、 坑 底面 至 室外 地 坪 深 度 计 算 ; 
管道 地 沟 按 图 示 沟 底 至 室外 地 坪 深 度 计算 。 

3. 土方 工程 量 计算 

(1) СА) 土方 
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表 4-8 管道 地 沟 沟 底 宽度 计算 表 (单位 : m) 
管 径 /mm 铸铁 管 钢管 .石棉 水 泥 管 混凝土 钢筋 混凝土 、 预 应 力 混凝土 管 陶土 管 
50 ~70 0.60 0.80 0.70 
100 ~200 0.70 0.90 0.80 
250 -350 0.80 1.00 0.90 
400 ~450 1.00 1.30 1.10 
500 - 600 1.30 1.50 1.40 
700 - 800 1.60 1.80 
900 - 1000 1.80 2.00 
1100 ~ 1200 2.00 2.30 
1300 ~ 1400 2.20 2.60 



































№: 1. 按 上 表 计 算 管 道 沟 土方 工程 量 时 ， 各 种 井 类 及 管道 (不 含 铸铁 给 水 排水 管 ) 接口 等 处 需 加 宽 增 加 的 土方 量 不 
另行 计算 ; 底面 积 大 于 20m 的 井 类 ， 其 增加 工程 量 并 入 管 沟 土方 内 计算 。 
2. 铺设 铸铁 给 水 排水 管道 时 其 接口 等 处 土方 增加 量 ， 可 按 铸 铁 给 水 排水 管道 地 沟 土方 总 量 的 2. 5% 计 算 。 















































1) ЗОКИ (图 443)。 





计算 公式 : Ү-(а-2с «КН)НІ, 
式 中 a 一 一 基础 垫 层 宽度 ; 15 






































1——}@} Л, 

[|49] 某 地 槽 长 15.50m, 
ЖЖ 1.60m， 混 凝 土 基 础 垫 层 宽 
0. 90m， 有 工作 面 ， 三 类 土 ， 计 算 人 
工控 地 槽 工程 量 。 

【 解 】 已 知 : a =0.90m 

c=0. 30m ( 查 表 4-6) 
H=1.60m 
1, = 15. 50т 
К=0.33 (3 4-5) 
Ж: V =(d+2c+KH)HL 
= (0.90 +2 x0.30 +0. 33 х1. 60) x 1. 60 x15.50 
=2.028 х1. 60 х15. 50 =50.29(m°) 

2) ХЇЕГЧЛЭННИЙ. 

计算 公式 : V=(a+2c+2x0.10)HL 

式 中 变量 含义 同上 。 

3) 有 工作 面 不 放 坡 地 权 (图 4-44)。 

计算 公式 : V= (а +2c)HL 

















84-3 ”有 放 坡 地 横 示 意图 
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4) 无 工作 面 不 放 坡 地 模 (图 445)。 
































































图 4-44 ”有 工作 面 不 放 坡 地 槽 示意 图 

















计算 公式 V=alll, 
5) 自 执 层 上 表面 放 坡地 槽 (18446). 
计算 公式 


V=[a Н, + (а, +2с + КН, )Н, ТІ, 
[09] 4-10] 根据 图 4-46 中 的 数据 计算 12. 8m 
长 地 槽 的 土方 工程 量 (三 类 土 )。 
(НІ ӨЛІ: a, =0. 90m 




















a, =0. 03m 

c=0.30m go 

Hi =1,55m 300 | 630 |300 

Н, =0.30m а лж 

К-0.33 (3 4-5) 94-46 自 垫 层 上 表面 放 坡 实例 
故 : V =[0.9x0.30+(0.63 +2x0.30+0.33 x1.55) х1.551 х12.8 

= (0.27 +2.70) х12.80-2.97 х12.80 =38. 02 (m°) 

(2) 地 坑 土 方 


1) 矩形 不 放 坡 地 坑 。 

计算 公式 : V=abH 

2) 矩形 放 坡 地 坑 (9 4-47). 
计算 公式 : 
V=(a+2c+KH)(b+2c +KH)H 


1 
+ КЊ 
3 








式 中 a 一 一 基础 垫 层 宽度 
一 一 基础 垫 层 长 度 ; 
工作 面 宽度 ; 一 一 一 
Н--23 ЛЕ, 

3 ) Бүрд 
一 一 放 坡 系数 。 1447 Л ОХИМЖЛЧ 
[#1441] 已 知 某 基础 土方 为 四 类 土 ， 混凝土 基础 执 层 长 、 宽 为 1. 50m 和 1. 20m， 深 











C 
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度 为 2 20m， 有 工作 面 ， 计 算 该 基础 工程 土方 工程 量 。 
【 解 】 已 知 : a =1.20m 
5-1.50т 
Н -2.20т 
К-0.25 (2% 4-5) 
с-0.30 ( 查 表 4-6) 
故 : V = (1.20 +2 х0. 30 +0. 25 х2.20) x (1. 50 +2 х0. 30 +0. 25 х2. 20) x 


























1 КН 
2.20 + 0. 25° x2. 202 
=2.35 x2. 65 х2. 20 +0. 22 =13.92(m°) 

3) 圆 形 不 放 坡 地 坑 。 

计算 公式 : Үзэн Қ 

4) 圆 形 放 坡地 坑 (194-48). 

计算 公式 : БН гэх 5 

式 中 г-- ЛОС ( 含 工 作 面 ) ; 2- 

图 4-48 БЕЛЛА 














有 一 一 坑 深 度 ; 
К—— 
(014421 已 知 一 圆 形 放 坡 地 坑 ， 混 凝 土 基础 垫 层 半径 为 0.40m， 坑 深 1.65m， 二 类 
土 ， 有 工作 面 ， 计 算 其 土方 工程 量 。 
[Ж] ЕЛІ: c=0.30m ( 查 表 4-6) 
r=0.40 +0. 30 =0.70m 
Н =1. 65 
К =0. 50 (1% 4-5) 


1 
故 : ү зах 1416 х1. 65 x [0. 70° + (0.70 +0. 50 x1. 65) + 








0. 70 х (0. 70 +0. 50 х1. 65) | 
=1. 728 х (0. 49 +2. 326 + 1. 068) 
=1. 728 х3.884-6.71(ш ) 
(3) 挖 孔 桩 土方 ”人工 挖 孔 桩 土方 应 按 图 示 桩 断面 面积 乘 以 设计 桩 孔 中 心 线 深度 计算 。 
挖 孔 桩 的 底部 一 般 是 球 冠 体 ( 如 图 4-49 所 示 )。 
球 冠 体 的 体积 计算 公式 为 





V= (к) 
ті Ñ 





由 于 施工 图 中 一 般 只 标注 的 尺寸 ,无 尺 尺 寸 ， 所 
以 需 变换 一 下 求 R 的 公式 : 图 4-49” 球 冠 体 示意 区 

已 知 : г-К-(8К-А) 

Ж: г =2Rh – h° 
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Ж т +2 
228 
16144431 根据 图 4-50 中 的 有 关 数 据 和 上 述 计 算 公 式 ， 计算 挖 孔 桩 土方 工程 量 
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4-50 АУ 

















[Ж] (1) 桩 身 部 分 
V=3. 1416x 人 -| x10.90 =11.32 (m°) 


(2) 圆 台 部 分 
1 
V = 本 Cr +R +) 
0.80 1.20 
2 2 





= з. екй Ч =Í 2 
3 2 2 

=1. 047 x (0. 16 40.36 40.24) 

=1. 047 х0. 76 -0.80(ш ) 


(3) 球 冠 部 分 





0.20 
үзэг [R 581 =3. 1416 х (0.20)? x (10 ТЫ =0. 12m° 


挖 孔 桩 体积 =11. 32 +0. 80 +0. 12 = 12. 24m° 
于 沟 槽 、 基 坑 和 平整 场地 厚度 超过 +300mm， 按 土方 平 


所 以 : 
(4) 控 土 方 ” 控 土方 是 指 不 属 
衡 竖 向 布置 的 控 方 。 单 位 工程 的 控 方 或 填 方 工程 分 别 在 2000m 以 上 的 及 无 砌 筑 管道 沟 的 控 
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土方 时 ， 常 用 的 方法 有 横 截 面 计算 法 和 方 格 网 计算 法 两 种 。 
1) 横 截 面 计算 法 ， 见 表 4-9。 
表 4-9 常用 不 同 截面 计算 公式 


КЕЕ ыйы 




















5 5 LE 











SS Ба 
NT EE жей АН сз ДЕСУ ә. хавч үнү 
аа а. i j 1 


а 
В [+7 P= (ho *2h +h.) 


кеа} ара Јаја) алта +h, 























计算 土方 量 ， 按 照 计算 的 各 截面 面积 ， 根 据 相 邻 两 截面 间距 离 ， 计 算出 土方 量 ， 其 计算 
公式 如 下 : 








Е, + F, 
у= J 
式 中 一 一 相 邻 两 截面 间 土 方 量 (m°); 
让 、 了 ,一 一 相 邻 两 截面 的 填 、 挖 方 截面 (mm ); 
/一 一 相 邻 两 截面 的 距离 (m). 
2) 方 格 网 计算 法 。 在 一 个 方 格 网 内 同时 有 挖 土 和 填 土 时 ( 挖 土地 段 冠 以 “+” 号 ,十 














土地 段 冠 以 “- ”号 ) ， 应 求 出 零点 〈 即 不 填 不 按 点 ) ， 零 点 相连 就 是 划分 挖 土 和 填 土 的 零 
界线 〈 图 4-51) 。 计 算 零点 可 采用 以 下 公式 : 
h, 
х = а 
h. +h, 











式 中 х 施工 标高 至 零 界 线 的 距离 ; 
hh 、 避 一 一 控 土 和 填 土 的 施工 标高 ; 
方 格 网 的 每 边 长 度 。 

方 格 网 内 的 土方 工程 量 计算 ， 有 下 列 几 个 公式 : 图 4-51 ， 零 界线 示意 图 











а 
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QD 四 点 均 为 填 土 或 挖 土 (图 4-52)。 
+h, a +h, 


设计 地 面 





+h, 


图 4-52 ”四 角 均 为 挖 土 或 填 土 





Лү + +hs +h, , 
= тг 04 














公式 为 +V = 4 
式 中 + 一 一 填 土 或 挖 土 的 工程 量 (m°); 
Лү, В, Л, h,— Jü ЛАВ (m); 
a 一 一 方 格 网 的 每 边 长 度 (т). 
@ 两 点 为 挖 土 和 两 点 为 填 土 (图 4-53)。 
设计 地 面 
27 
自然 地 面 +4 








图 4-53 ”两 点 为 挖 土 和 两 点 为 填 土 


公式 为 : 

(А, +h, ) 
(+, +h +h.) 
(hs +h,)° 

-V= a 
4(h, +h, +h, +1) 
@@ 三 点 控 土 和 一 点 填 土 或 三 点 填 土 一 点 控 土 〈 图 4-54 ) 。 


2 





+V 


2 











PRI 











454 三 点 挖 ( 填 ) 土 和 一 点 填 ( 挖 ) + 
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т 
25 G 
6(h, + А) (h, +h, ) 


2 





公式 为 +V 


2 
-V= +V+(2h +2h +h, -hs) 





风 两 点 控 土 和 两 点 填 土 成 对 角形 (图 4-55 ) 。 








ря 


455 ”两 点 挖 土 和 两 点 填 土 成 对 角形 














中 间 一 块 即 四 周 为 零 界线 ， 就 不 挖 不 填 ， 所 以 只 要 计算 四 个 三 角 锥 体 ， 公 式 为 
+V = 二 x 底面 积 x 施工 标高 


以 上 土方 工程 量 计 算 公式 ， 是 假设 在 自然 地 面 和 设计 地 面 都 是 平面 的 条 件 ， 但 自然 地 面 
很 少 符合 实际 情况 的 。 因 此 ， 计 算出 来 的 土方 工程 量 会 有 误差 。 为 了 提高 计算 的 精确 度 ， 应 
今 查 一 下 计算 的 精确 程度 ， 用 大 值 表示 : 

h, +h, 
К = 
ћ +h, 

上 式 即 方 格 网 的 两 对 角 点 的 施工 标高 总 和 的 比例 。 当 下 =0. 75 ~ 1. 35 时 ， 计 算 精 确 度 为 
5%; 天 =0.80 ~1.20 时 ， 计 算 精 确 度 为 3% ; 一 般 土 方 工程 量 计算 的 精确 度 为 5% 。 

【 例 4-14】 某 建设 工程 场地 大 型 土方 方 格 网 图 〈 图 4-56) 。 


(43.24) (43.44) (43.64) (43.84) (43.04) 
1| 43.24 2143.72 3| 43.93 4| 44.09 5144.56 
I П Ш NV 
(43.14) (43.34) (43.54) (43.74) (43.94) 
6|42.79 7| 4334 8| 43.70 9| 43.00 10| 4425 
V VI VII VII 
(43.04) (43.24) (43.44) (43.64) (43.84) 
111 42.35 121 42.36 13143.18 14| 43.43 151 43.89 


到 4-56 ”土方 方 格 网 图 










































а =30m， 插 号 内 为 设计 标高 ， 无 括号 为 地 面 实测 标高 ， 单 位 均 为 m. 

施工 标高 = 地 面 实测 标高 -设计 标高 (图 4-57)。 

2) 求 零 线 。 先 求 零点 ， 图 中 已 知 1 和 7 为 零点 ， 尚 需求 8 ~13、9 ~14、14 ~15 线 上 的 
零点 ， 如 8 ~ 13 线 上 的 零点 为 
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ah 
Жыш. Жы 30 х0. 16 ша 
Л, +h, 0. 26 +0. 16 
5-4ЁЫа-х-30-11.4-18.6, 


求 出 零点 后 ， 连 接 各 零点 即 为 零 线 ， 图 上 折线 为 零 线 ， 以 上 为 挖 方 区 ， 以 下 为 填 方 区 。 














242 | 58 


4-57 方 格 网 零 线 图 








ps 











3 ) 求 土方 量 。 计算 见 表 4-10, 
表 4-10 土方 工程 量 计算 表 












































方 格 编号 控 方 (+ ) 填 方 ( - ) 
1 0.28 1 0.35 
1 --х30х30х----42 --х30х30хХ----52.5 
2 3 2 3 
0.29 +0. 16 +0.28 
І RA 
0.25 +0. 26 +0. 16 +0.29 
Ш 30x30x— л Se 
0. 52 +0.31 +0.26 +0.25 
N КЕТ 05203 д жуг 1 НІ; 
0.88 +0. 69 +0. 35 
V 2 
1 0. 16 1 0.88 +0.26 
М — x30x11.4x— =9. 12 — (30 +18.6) x30 x— + 207.77 
2 3 2 4 
1 0. 16 +0. 26 1 0.21+0. 26 
WI — x(11.4+16.6) x30x 一 一 一 一 -44.10 一 (13.4+18.6) x30x 一 一 一 全 -56.40 
2 4 2 4 
(30-5.8) х(30-16.6) 0.26 +0.31 +0.05 1 0.21 
МІ [зо хзо - х ІШЕ — x13.4 х24.2 x— = 11.35 
2 5 2 3 
合计 868. 46 760. 02 











(5) 回填 士 ” 回 填 土 分 夯 填 和 松 填 ， 按 图 示 尺 寸 和 下 列 规定 计算 : 
І) 沟 槽 、 基 坑 回 填 土 。 沟 槽 、 基 坑 回 填 士 体积 以 控 方 体积 减 去 设计 室外 地 坪 以 下 埋设 
ЭХ СӨЗ. 基础 垫 层 、 基 础 等 ) 体积 计算 ， 如 图 4-58 所 示 。 
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V= 挖 方 体积 -设计 室外 地 坪 以 下 埋设 砌 筑 物 
[ 接 减 去 夸 基 础 的 工程 量 。 


ТЕ 
设计 室外 地 坪 = = 
“2 | RE 


计算 公式 : 

说 明 : 如 图 4-58 所 示 ， 在 减 去 沟 槽 内 砌 筑 的 基础 时 ， 不 能 
因为 砖 基 础 与 砖 墙 的 分 界线 在 设计 室内 地 
面 ， 而 回填 土 的 分 界线 在 设计 室外 地 坪 ， 
所 以 要 注意 调整 两 个 分 界线 之 间 相 差 的 工 
程 量 。 即 

回填 土 体积 = 挖 方 体积 - 基础 垫 层 体 
积 - 砖 基础 体积 + 高 出 设计 室外 地 坪 砖 基 
础 体积 

2) 房 心 回填 土 。 房 心 回填 土 即 室内 
回填 土 ， 按 主 墙 之 间 的 面积 乘 以 回填 土 厚 
度 计算 。 图 4-58 ТОҢ ЖЕРІН ЕЖЕН 

计算 公式 : V= 室内 净 面积 x (设计 室内 地 坪 标高 - 设计 室外 地 坪 标 高 - 地 面 面 层 厚 - 
地 面 热 层 厚 ) = 室内 净 面 积 x 回填 土 厚 

3) 管道 沟 模 回填 土 。 管 道 沟 槽 回填 土 以 控 方 体积 减 去 管道 所 占 体 积 计算 。 管 径 在 
500mm 以 下 的 不 扣除 管道 所 占 体积 ; 管 径 超过 500mm 以 上 时 ， 按 表 4-11 的 规定 扣除 管道 所 
占 体积 。 



























































































表 4-11 管道 扣除 土方 体积 表 (单位 : ш?) 
管道 直径 /mm 
管道 名 称 
501—600 601 ~ 800 801 ~ 1000 1001 ~ 1200 1201 ~ 1400 1401 ~ 1600 
钢管 0. 21 0. 44 0.71 
铸铁 管 0. 24 0. 49 0. 77 
混凝土 管 0.33 0.60 0.92 1.15 1.35 1259 




















(6) 运 土 、 运 土 包 括 余 土 外 运 和 取 土 。 当 回填 土方 量 小 于 挖 方 量 时 ， 需 余 土 外 运 ; М 
Z, 需 取 土 。 各 地 区 的 预算 定额 规定 ， 土 方 的 挖 、 填 、 运 工程 量 均 按 自然 密实 体积 计算 ,不 
换算 为 虚 方 体积 。 

计算 公式 : 运 土 体积 = 总 挖 方 量 -总 回填 量 

式 中 计算 结果 为 正 值 时 ， 为 余 土 外 运 体积 ; 为 负 值 时 ， 为 取 土 体积 。 

土方 运 距 按 下 列 规定 计算 : 

推土机 运 距 ， 按 挖 方 区 重心 至 回填 区 重心 之 间 的 直线 距离 计算 。 

铲 运 机 运 土 距离 : 按 挖 方 区 重心 至 纯 土 区 重心 加 转向 距离 45ш 计算 。 

Н Са: 按 挖 方 区 重心 至 填 土 区 (或 堆放 地 点 ) 重心 的 最 短 距离 计算 。 

4. 井 点 降水 
井 点 降水 分 别 以 轻型 井 点 、 喷 射 井 点 、 大 口径 井 点 、 电 活 井 点 、 水 平井 点 ， 按 不 同 井 管 
深度 的 安装 、 拆 除 ， 以 根 为 单位 计算 ， 使 用 按 套 、 天 计算 。 

井 点 套 组 成 : 
轻型 井 点 : 50 根 为 一 套 。 
喷射 井 点 : 30 根 为 一 套 。 
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大 口径 井 点 : 45 根 为 一 套 。 
电 渗 井 点 阳极 : 30 根 为 一 套 。 
水 平井 点 : 10 根 为 一 套 。 
井 管 间 距 应 根据 地 质 条 件 和 施工 降水 要 求 ， 依 施工 组 织 设计 确定 。 施 工 组 织 设计 没有 规 
定时 ， 可 按 轻型 井 点 管 距 0. 8 ~ 1. 6m， 喷 射 井 点 管 距 2 ~3m 确定 。 
使 用 天 应 以 每 昼夜 24h 为 一 天 ,使 用 天 数 应 按 施工 组 织 设计 规定 的 天 数 计算 。 


4.2.3 桩 与 地 基 基 础 工程 工程 量 计算 


1. 预制 钢筋 混凝土 桩 
(1) 打桩 ” 打 预 制 钢筋 混凝土 桩 的 体积 ， 按 设计 桩 长 (包括 桩 尖 ， 不 扣除 桩 尖 虚 体积 
乘 以 桩 截面 面积 计算 。 管 桩 的 空心 体积 应 扣除 。 如 管 桩 的 空心 部 分 按 设计 要 求 灌注 混凝土 或 
其 他 填充 材料 时 ， 应 另行 计算 。 预 制 柱 、 桩 就 示意 图 如 图 4-59 所 示 。 
桩 接头 虚 体积 


20 МЕ, ня 


| 


4-59 ЖИЕ. НЕН 
а) 预制 桩 示意 图 b) ЖЕК EE 







































































(2) 接 桩 电焊 接 桩 按 设计 接头 ， 以 个 计算 (图 4-60); 硫磺 胶泥 接 桩 按 桩 断面 面积 以 
平方 米 计算 (图 4-61)。 











ЙЛ 
角钢 焊接 
硫磺 胶泥 
钢板 
图 4-60 ”电焊 接 桩 示意 图 图 4-61 硫磺 胶泥 接 桩 示意 图 




















(3) 送 桩 ， 送 桩 按 桩 截面 面积 乘 以 送 桩 长 度 〈 即 打桩 架 底 至 桩 项 面 高 度 或 自 桩 项 面 至 
НЭХЭВ 22710. 5т) 计算 。 

(4) 液压 静 力 压 桩 机 压 预 制 钢筋 混凝土 方 桩 ”液压 静 力 压 桩 机 压 预 制 钢筋 混凝土 方 桩 
工程 量 按 不 同 桩 长 、 土 壤 级 别 ， 以 预制 钢筋 混凝土 方 桩 的 体积 计算 。 
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2. 钢板 桩 

打桩 机 打 钢 板 桩 工程 量 按 不 同 桩 长 、 土 壤 级 别 ， 以 钢板 桩 的 重量 计算 。 

打桩 机 拨 钢 板 桩 工程 量 按 不 同 桩 长 、 土 壤 级 别 ， 以 钢板 桩 的 重量 计算 。 

安 拆 导 向 夹具 工程 量 按 导向 夹具 的 长 度 计算 。 

3. ЖЕЕ 

(1) 打 孔 灌注 混凝土 桩 ” 打 孔 灌注 混凝土 桩 工程 量 按 不 同 打桩 机 类 型 、 桩 长 、 土 壤 级 
别 ， 以 灌注 混凝土 桩 的 体积 计算 。 
灌注 混凝土 桩 体积 按 设 计 桩 长 (包括 桩 尖 ) 乘 以 钢管 管 短 外 径 断 面 面 积 计算 ， 不 扣除 
桩 尖 虚 体积 。 

打 孔 后 先 埋 和 预制 混凝土 柱 尖 ， 再 灌注 混凝土 者 ， 桩 尖 部 分 另行 计算 。 汐 注 桩 体积 按 设 
计 长 度 ( 自 桩 尖顶 面 至 桩 顶 面 的 高 度 ) 乘 以 钢管 管 夭 外 径 斯 面 面 积 计算 。 

(2) 长 螺旋 钻 孔 灌注 混凝土 柱 ” 长 螺旋 钻 孔 灌注 混凝土 桩 工程 量 按 不 同 桩 机 形式 、 桩 
长 、 土 壤 级 别 ， 以 钻 孔 灌注 混凝土 桩 的 体积 计算 。 

钻 孔 灌注 混凝土 桩 体积 按 设计 桩 长 〈 包 括 桩 尖 ) 增加 0. 25ш 乘 以 桩 断面 面积 计算 。 

(3) 潜水 销 机 钻 孔 灌注 混凝土 柱 ”洪水 钻机 销 孔 灌注 混凝土 桩 工程 量 按 不 同 桩 直径 、 
土壤 级 别 ， 以 灌注 混凝土 桩 的 体积 计算 。 

(4) 泥浆 运输 ”泥浆 运输 工程 量 按 不 同 运 距 ， 以 销 孔 体积 计算 。 

(5) 打 孔 灌注 砂 〈 碎 石 或 砂 石 ) 桩 ” 打 孔 灌注 砂 ( 碎 石 或 砂 石 ) 桩 工程 量 按 不 同 打桩 
机 形式 、 桩 长 、 单 桩 体积 、 土 壤 级 别 ， 以 灌注 桩 的 体积 计算 。 
灌注 桩 体积 按 设 计 桩 长 〈 包 括 桩 尖 ) 乘 以 钢管 管 箱 外 径 断 面 面 积 计算 ， 不 扣除 桩 尖 虚 





















































































































































4. 灰 土 挤 密 桩 
灰 土 挤 密 桩 工程 量 按 不 同 桩 长 、 土 壤 级 别 ， 以 挤 密 桩 的 体积 计算 。 
撞 密 桩 体积 按 设计 桩 长 乘 以 桩 断面 面积 计算 。 


4.2.4 脚手架 工程 工程 量 计 算 


建筑 工程 施工 中 所 需 搭设 的 脚手架 ,应 计算 工程 量 。 目 前 ， 脚 手 架 工 程 量 有 两 种 计算 方 
法 ， 即 综合 脚手架 和 单项 脚手架 。 具 体 采用 哪 种 方法 计算 ,应 按 本 地 区 预算 定额 的 规定 
执行 。 

1. 综合 脚手架 

为 了 简化 脚手架 工程 工程 量 的 计算 ， 一 些 地 区 以 建筑 面积 为 综合 脚手架 的 工程 量 。 综 合 
脚手架 不 管 搭设 方式 ， 一 般 综合 了 砌 筑 、 浇 筑 、 吊 装 、 抹 灰 等 所 需 脚 手 架 材料 的 摊 销 量 ， 综 
合 了 木 制 、 竹 制 、 钢 管 脚手架 等 ， 但 不 包括 浇灌 满 芝 基础 等 脚手架 的 项 目 。 综 合 脚手架 一 般 
按 单 层 建筑 物 或 多 层 建 筑 物 分 不 同 榴 口 高 度 来 计算 工程 量 ， 若 是 高 层 建筑 ， 还 须 计算 高 层 建 
筑 超 高 增加 费 。 

2. 单项 脚手架 

单项 脚手架 是 根据 工程 具体 情况 按 不 同 的 搭设 方式 搭设 的 脚手架 ,一 般 包 括 : 单 排 脚 手 
架 、 双 排 脚手架 、 里 脚手架 、 满 堂 脚手架、 用 空 脚手架 、 挑 脚手架 、 防 护 架 、 烟 向 (水塔 ) 
脚手架 、 电 梯 井 字 架 、 架 空运 输 道 等 。 单 项 脚手架 的 项 目 应 根据 批准 了 的 施工 组 织 设计 或 施 
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工 方案 确定 ; 如 施工 方案 无 规定 ， 应 根据 预算 定额 的 规定 确定 。 

(1) 单项 脚手架 工程 工程 量 计算 一 般 规则 

1) 建筑 物 外 墙 脚手架 : 几 设 计 室 外 地 坪 至 榴 口 〈 或 女儿 墙 上 表面 ) 的 砌 筑 高 度 在 15m 
以 下 的 按 单 排 脚手架 计算 ; 砌 筑 高 度 在 15m 以 上 的 或 砌 筑 高 度 虽 不 足 13m， 但 外 墙 门窗 及 
装饰 面积 超过 外 墙 表面 积 60% 以 上 时 ， 均 按 双 排 脚手架 计算 。 采 用 人 竹 制 脚手架 时 ， 按 双 排 
计算 。 

2) 建筑 物 内 墙 脚手架 : 几 设 计 室内 地 坪 至 顶板 下 表面 (或 山墙 高 度 的 1⁄2 处 ) 的 砌 筑 
高 度 在 3. 6m 以 下 的 〈 仿 3. 6m) ， 按 里 脚手架 计算 ; 砌 筑 高 度 超过 3. 6m 以 上 时 ， 按 单 排 脚 
手 架 计算 。 

3) 石 砌 墙 体 ， 凡 砌 筑 高 度 超过 1. От 以 上 时 ， 按 外 脚手架 计算 。 

4) 计算 内 、 外 墙 脚手架 时 ， 均 不 扣除 门 、 窗 洞口 、 空 图 洞 口 等 所 占 的 面积 。 

5) 同一 建筑 物 高 度 不 同时 ， 应 按 不 同 高 度 分 别 计算 。 

[#14-15] 根据 图 4-62 所 示 尺 寸 ， 计 算 建筑 物 外 墙 脚手架 工程 工程 量 。 
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图 4-62 计算 外 墙 脚手架 工程 工程 量 示意 图 
) 建筑 物 平面 








a) 建筑 立 面 





ІНІ 单 排 脚手架 (15m 高 ) = (26 +12 х2 +8) х15 =870m° 

双 排 脚手架 (24m 高 ) = (18 х2 +32) x24 =1632m° 

双 排 脚手架 (27m 高 ) :32 x27 =864m° 

双 排 脚手架 (36m 高 ) = (26 -8) х36 =648m° 

双 排 脚手架 (5lm 高 ) = (18 +24 х2 +4) x51 =3570m? 

6) 现 浇 钢 筋 混凝土 框架 柱 、 梁 按 双 排 脚 手 架 计算 。 

7) 围墙 脚手架 : 几 室 外 自然 地 坪 至 围墙 顶 面 的 砌 筑 高 度 在 3.6m 以 下 的 ， 按 里 脚手架 
计算 ; 砌 筑 高 度 超 过 3. 6m 以 上 时 ， 按 单 排 脚手架 计算 。 

8) 室内 顶棚 装饰 面 距 设计 室内 地 坪 在 3. 6m 以 上 时 ， 应 计算 满堂 脚手架 。 计 算 满 堂 脚 
手 架 后 ， 墙 面 装 饰 工程 则 不 再 计算 脚手架 。 

9) 滑 升 模板 施工 的 钢筋 混凝土 烟 婴 、 简 仓 ， 不 另 计 算 脚 手 架 。 

10) 砌 筑 储 仓 ， 按 双 排 外 脚手架 计算 。 

11) К СІН) 池 ， 大 型 设备 基础 ， 凡 距 地 坪 高 度 超过 1. 2m 以 上 时 ， 均 按 双 排 脚手架 
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计算 。 


T+ 


12) 整体 满堂 钢筋 混凝土 基础 ， 几 其 宽度 超过 3m 以 上 时 ， 按 其 底板 面积 计算 满堂 脚 
(2) 砌 筑 脚 手 架 工程 工程 量 计 算 
1) 外 脚手架 按 外 墙 外 边线 长 度 ， 乘 以 外 墙 砌 筑 高 度 以 平方 米 计 算 ， 凸 出 墙 面 宽度 在 

















24cm 以 内 的 墙 霖 、 附 墙 烟 匈 等 不 计算 脚手架 ; 宽度 超过 24cm 以 外 时 按 图 示 尺 寸 展开 计算 。 
并 入 外 脚手架 工程 量 之 内 。 





2) 里 脚手架 按 墙 面 垂直 投影 面积 计算 。 
3) 独立 柱 按 图 示 柱 结构 外 围 周 长 男 加 3. 6m， 乘 以 砌 筑 高 度 以 平方 米 计 算 ， 套 用 相应 外 





脚手架 定额 。 


T+ 


深 


时 ， 


(3) 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框架 脚手架 计算 

1) 现 浇 钢筋 混凝土 柱 按 柱 图 示 周 长 尺寸 男 加 3. 6m， 乘 以 柱 高 以 平方 米 计算 ， 套 用 外 脚 
定额 。 
2) 现 浇 钢 筋 混 凝 土 梁 、 墙 ， 按 设计 室外 地 坪 或 楼 板 上 表面 至 楼 板 底 之 间 的 高 度 ， 乘 以 














、 增 净 长 以 平方 米 计算 ， 套 用 相应 双 排 外 脚手架 定额 。 








(4) 装饰 工程 脚手架 工程 工程 量 计算 
1) 满堂 脚手架 按 室内 净 面积 计算 ， 其 高 度 在 3.6 ~ 5.2m 时 ， 计 算 基本 层 ; 超过 5.2m 
每 增加 1. 2m 按 增 加 一 层 计算 ,不 足 0. 6m 的 不 计 ， 算式 表示 如 下 : 
室内 净 高 -5.2m 
清 党 交手 架 增加 层 = ЕМ 3 
【 例 4-16】 某 大 厅 室 内 净 高 9.50m， 试 计算 满堂 脚手架 增加 层 数 。 


ын: : 9.50 -5.2 
满堂 脚手架 增加 层 = 一 











-3 J: 0. 7m=4 层 


【 解 】 

2) 挑 脚手架 按 搭 设 长 度 和 层 数 ， 以 延长 米 计算 。 

3) 甚 空 脚手架 按 搭设 水 平 投影 面积 以 平方 米 计算 。 

4) 高 度 超过 З. 6m 的 增 面 装饰 不 能 利用 原 砌 筑 脚 手 架 时 ， 可 以 计算 装饰 脚手架 。 装 饰 











脚手架 按 双 排 脚手架 乘 以 0. 3 计算 。 


(5) 其 他 脚手架 工程 量 计算 
1) 水 平 防护 架 按 实际 铺 板 的 水 平 投影 面积 ， 以 平方 米 计 算 。 
2) 垂直 防护 架 按 自然 地 坪 至 最 上 一 层 横 杆 之 间 的 搭设 高 度 ， 乘 以 实际 搭设 长 度 ， 以 平 








方 米 计算 。 


3) 架空 运输 脚手架 按 搭 设 长 度 以 延长 米 计 算 。 

4) 烟 向 、 水 塔 脚手架 区 别 不 同 搭设 高 度 以 座 计算 。 

5) 电梯 井 脚 手 架 按 单 孔 以 座 计算 。 

6) 斜 道 区 别 不 同 高 度 ， 以 座 计算 。 

7) 砌 筑 储 仓 脚手架 ， 不 分 单 简 或 储 仓 组 ， 均 按 单 简 外 边线 周 长 乘 以 设计 室外 地 坪 至 储 








仓 上 口 之 间 高 度 ， 以 平方 米 计算 。 











8) 储 水 〈 油 ) 池 脚 手 架 ， 按 外 壁 周 长 乘 以 室外 地 坪 至 池 壁 顶 面 之 间 高 度 ， 以 平方 米 
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计算 。 


9) 大 型 设备 基础 脚手架 ， 按 其 外 形 周 长 乘 以 地 坪 至 外 形 顶 面 边 线 之 间 高 度 ， 


计算 。 





10) 建筑 物 重 直 封闭 工程 量 ， 按 封闭 面 的 下 











(6) 安全 网 工程 量 计算 




















E 直 投影 面积 计算 。 





1) 立 挂 式 安全 网 按 网 架 部 分 的 实 挂 长 度 乘 以 实 挂 高 度 计算 。 








2) 挑 出 式 安全 网 按 挑 出 的 水 平 投影 面积 计算 。 


4.2.5 砌 筑 工程 工程 量 计算 


1. 砌 墙 的 一 般 规定 
(1) 计算 墙 体 的 规定 
1) 计算 墙 体 时 ， 应 扣除 门窗 洞 





以 平方 米 


口 、 过 人 洞 、 空 轿 、 舱 入 墙 号 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 (60) 








括 过 梁 、 圈 梁 及 埋 入 墙 内 的 挑 梁 ) еЗ Е (图 4-63 ) 、 平 砌 砖 过 梁 和 散热 器 壁 侈 (图 4-64) 
及 内 墙 板 头 〈 图 4-65) 的 体积 ， 不 扣除 粱 头 、 外 墙 板 头 〈 图 4-66) 、 模 头 、 垫 木 、 木 楞 头 、 
治 桂 木 、 木 巷 、 门 窗 框 走 头 〈 图 4-67) 、 砖 墙 内 的 加 固 钢筋 、 木 筋 、 铁 件 、 钢 管 及 每 个 面积 





在 0.3m 以 下 的 孔洞 等 所 占 的 体积 ， 





凸 出 墙 面 的 窗台 











虎 头 砖 ( 图 4-68)、 压 顶 线 (图 


4-69), 


ЛД, (图 4-70、 图 4-71)、 波 砖 以 内 的 腰 线 和 挑 榴 (图 4-72)、 山 墙 泛 水 (473). @ 


£ (4-74) 等 体积 也 不 增加 。 








4-65 ”内 墙 板 头 示意 图 


















































8 4-6 у 
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9 4-69 ” 砖 压顶 线 示 意 医 








示意 图 
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4-68 ШТАТА ЕТЕКТЕ 
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图 4-71 ТАРАП 


























图 4-70” 砖 烟 图 剖面 图 ( 平 瓦 坡 屋面 ) 


























图 4-73 ”山墙 泛 水 、 排 水 示 




















坡 屋面 苇 挑 檐 示意 图 





4 4-72 
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砖 砌 窗 套 НЕШЕ 





Ё (474 Шежін 
а) 窗 套 立 面 图 b) НИ 






























































b) 


2) 巷 探 、 三 皮 砖 以 上 的 腰 线 和 挑 檐 等 体积 ， 并 和 人 墙 身 体积 内 计算 (图 4-75)。 




















4-75 те, АА 








3) Ла 〈 包 括 附 墙 通风 道 、 垃 圾 道 ) 按 其 外 形体 积 计算 ,并 入 所 依附 的 墙 体内 ， 
不 扣除 每 一 个 孔洞 横 截 面 面 积 在 0. 1m 以 下 的 体积 ,但 孔洞 内 的 抹 灰 工程 量 也 不 增加 。 














4) 女儿 墙 (图 4-76) 高 度 ， 自 外 墙 顶 面 至 图 示 女 儿 
载 项 面 高 度 ， 不 同 墙 厚 分 别 并 和 人 外 墙 计算 。 

5) 砖 平 矿 、 平 砌 砖 过 梁 按 图 示 尺 二 以 立方 米 计算 。 
如 设计 无 规定 时 ， 砖 平 左 按 门窗 洞口 宽度 两 端 共 加 
100mm， 乘 以 高 度 计 算 〈 门 窗 洞 口 宽 小 于 1500mm 时 ， 高 
度 为 240mm; 大 于 1500mm 时 ， 高 度 为 365mm ) ; 平 砌 砖 
过 梁 按 门窗 洞口 宽度 两 端 共 加 500mm， 按 440mm 计算 。 

(2) 砌 体 厚 度 的 规定 

1) 标准 砖 尺 寸 以 240mm x115mm х 53mm 为 准 ， 其 砌 
体 〈 如 图 4-77 所 示 ) 计算 厚度 按 表 4-12 计算 。 

2) 使 用 非 标准 砖 时 ， 其 砌 体 厚 度 应 按 砖 实际 规格 的 
设计 厚度 计算 。 

2. 砖 的 基础 概述 

(1) 基础 与 墙 ( 柱 ) 身 的 划分 














女儿 强 高 





ЭМН Ас 


4-6 ”女儿 墙 示 意图 





女儿 墙 




















1) 基础 与 墙 ( 柱 ) 映 ( 图 4-78) 使 用 同一 种 材料 时 ， 以 设计 室内 地 面 为 界 ; 有 地 下 室 


者 ， 以 地 下 室 室内 设计 地 面 为 界 〈 图 4-79) ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 〈 柱 ) 身 。 
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d) 
240 10115 11519 24010115 


ЕЕ ТЕ И 




















А 4-77 墙 厚 与 标准 砖 规格 的 关系 
a) 1⁄2 ТЄРЖ | b) 3⁄4 砖 砖 墙 示意 图 c) 1 巷 砖 墙 示意 区 
а) ТЕА е) 墙 厚 示 意图 



































表 4-12 标准 砖 砌 体 计算 厚度 表 














ТЕ (ЛЕВЕ) 1/4 1⁄2 3⁄4 1 1.5 2 2.5 3 
计算 厚度 /mm 53 115 180 240 365 490 615 740 













































设计 室外 地 坪 地 下 室 室内 设计 地 面 
图 4-78 ”基础 与 墙 喘 划分 示意 图 图 4-79 地下室 的 基础 与 墙 身 划分 示意 图 
2) 基础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ， 位 于 设计 室内 地 面 + 300mm 以 内 时 ， 以 不 同 材料 为 分 








界线 ; J 


ІІ + 上 300mm 时 ， 以 设计 室内 地 面 为 分 界线 。 
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3) 砖 、 石 围墙 以 设计 室外 地 坪 为 界线 ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 丑 。 

(2) 基础 长 度 ”外 增 墙 基 按 外 增 中 心 线 长 度 计算 ; 内 墙 墙 基 按 内 墙 基 净 长 计算 。 基 础 
大 放 脚 了 形 接头 处 的 重合 部 分 以 及 山 入 基础 的 钢筋 、 铁 件 、 管 道 、 基 础 防 湖 层 及 单个 面积 
在 0.3m 以 内 孔洞 所 占 体积 不 予 扣除 ， 但 靠 墙 暖气 沟 的 挑 榴 也 不 增加 。 附 墙 埃 基 础 宽 出 部 
分 体积 应 并 入 基础 工程 量 内 。 

砖 砌 挖 孔 桩 护 壁 工 程 量 按 实 砌 体积 计算 。 

【 例 4-17】 根据 图 4-80 基础 施工 图 的 尺寸 ， 计 算 砖 基础 的 长 度 〈 基 础 墙 均 为 240mm 厚 ) 。 


| 6000 | 4800 + 6300 | 









































| 4500 | 5700 | 





|| 6900 | 6300 | 900 





а) b) 


4-80 ЕЖЕТ 4 
а) 基础 平面 图 b) 1-1 ІШЕ 






























































【 解 】 
(1) 外 墙 砖 基础 长 (ZL,) 
L, =[(4.5+2.4+5.7) 41(3.9-6.9-6.3) | х2 
= (12.6 +17.1) х2 
= 59. 40(т) 
(2) рте (1,5) 
I = (5.7 -0.24) +(8.1-0.24) +(4.5+2.4-0.24) + (6.0 +4. 8 –0. 24) +6. 3 
= 5. 46 +7. 86 +6. 66 +10. 56 +6. 30 
= 36. 84(т) 
(3) 有 放 脚 砖 墙 基础 
1) 等 高 式 放 脚 夸 基础 〈 图 4-81a) 。 计 算 公 式 : 
Vy = (基础 墙 厚 x 基础 墙 高 + 放 脚 增加 面积 ) x 基础 长 
=(dh + AS)1 
=[dh +0. 126 х0. 0625п(п +1) 11 
= [аһ +0. 007875п(пл +1) (1 
式 中 ”0.007875 一 一 一 个 放 脚 标准 块 面积 ; 
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0.007578n(n+1) 一 一 全 部 放 脚 增加 面积 ; 
n 一 一 放 脚 层 数 ; 
d 一 一 基础 墙 厚 ; 
/一 一 基础 墙 高 ; 
/一 一 基础 长 。 


[ËJ 4-18 





1. 4m， 基 础 长 1=25. 65m 时 ， 计 算 砖 基础 工程 量 。 





某 工 程 砌 筑 的 等 高 式 标准 砖 放 脚 基础 如 图 4-81a 所 示 ， 当 基础 墙 高 h 








126163 126 63 

















AS 
a) 








图 4-81 大 放 脚 砖 基 础 示意 
а) 等 高 式 大 放 脚 砖 基础 b) 不 等 高 式 大 放 脚 砖 基础 











[ЖЖ] 已 知 : 4-0.365, h=1.4m, 1-25.65ш, n =3 


Уши = (0. 365 x1. 40 +0. 007875 х3 x4) x25. 65 
=0. 6055 x25. 65 


=15.53(m°) 
2) 不 等 高 式 放 脚 砖 基础 〈 图 4-81b) 。 计 算 公式 : 


Vi, = |dh +0.007875[п(п +1) - УИА |1 
式 中 半 层 放 脚 层 数 值 一 一 半 层 放 脚 (0.063m) 高 所 在 放 脚 层 的 值 。 如 图 4-81b 中 为 1 +3 
=4。 

其 余 字母 含义 同上 式 。 

【 例 4-19】 某 工程 大 放 脚 砖 基 础 的 尺 才 如 图 4-81b 所 示 ， 当 hh=1.56m、 基 础 长 1 = 
18. Sm 时 ， 计 算 砖 基础 工程 量 


FEE о 
【 解 】 已 知 : d =0.24m, h=1.56m, 1.-18.5ш, n =4 





Үкц = 10. 24 х1. 56 +0. 007875 х(4х5-(1-3)1) х18.5 
= (0. 3744 +0. 007875 х16) x 18. 5 
=0. 5004 x 18. 5 


=9.26(m°) 
标准 夸大 放 脚 基础 ， 放 脚面 积 增 加 见 表 4-13 。 
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%443 ” 砖 墙 基础 大 放 脚 面积 增加 表 




















































































































增加 断面 面积 ASZm2 增加 断面 面积 А5/ т? 
放 脚 层 数 = 放 脚 层 数 
(n) 等 高 不 等 高 (n) 等 高 不 等 高 
(奇数 层 为 半 层 ) (奇数 层 为 半 层 ) 
0. 01575 0. 0079 十 0. 8663 0. 6694 
0. 04725 0. 0394 = 1. 0395 0. 7560 
эс 0. 0945 0. 0630 村 一: 1. 2285 0. 9450 
四 0. 1575 0. 1260 二 > 1. 4333 1. 0474 
五 0. 2363 0. 1654 十 四 1. 6538 1.2679 
六 0. 3308 0. 2599 十 五 1. 8900 1. 3860 
七 0. 4410 0.3150 十 六 2. 1420 1. 6380 
Ж 0. 5670 0.4410 шинн 2. 4098 1.7719 
九 0. 7088 0.5119 十 八 2. 6933 2.0554 
3) 基础 放 脚 了 形 接头 重复 部 分 (31 4-82 所 示 ) 。 





(4) 毛 条 石 、 毛 石 基础 ” 毛 条 石 基 础 断面 形状 如 图 4-83 所 示 ， 毛 石 基础 断面 形状 如 图 


4-84 Мк. 
а) b) 


图 4-83” 毛 条 石 基础 断面 形状 
a) 矩形 b) 阶梯 形 














图 4-82 ”基础 放 脚 了 形 接头 重复 部 分 示意 图 





a) b) с) 


图 4-84 ” 毛 石 基础 断面 形状 
а) ЖЖ b) 阶梯 形 с) 梯形 
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(5) 有 放 脚 砖 柱 基 础 ”有 放 脚 砖 柱 基 础 工程 量 计算 分 为 两 部 分 : 一 是 将 柱 的 体积 算 至 
基础 底 ; 二 是 将 柱 四 周 放 脚 体积 算出 (如 图 4-85、 图 4-86 所 示 ) 。 
上 人 ay 


[Г 












































14-85 ЖЕЕ) ЙК SESI 图 4-86” 夸 柱 基 四 周 放 脚 体积 AV 示意 图 

















У = abh + AV 
= аһ +п(п +1) [0. 007875 (а +b) +0.000328125(2п +1) | 
式 中 a 一 一 柱 断 面 长 ; 
/一 一 柱 断 面 宽 ; 
/一 一 柱 基 高 ; 
放 脚 层 数 ; 
AT 一 一 传 柱 四 周 放 脚 体积 。 
【 例 4-20】 某 工 程 有 5 个 等 高 式 放 脚 砖 柱 基础 ， 根 据 下 列 条 件 计算 砖 基础 工程 量 : 
柱 断 面 : 0.36m х0. 365ш 
柱 基 高 : 1.85ш 
放 脚 层 数 : 5 层 
Ун, =5( 根 柱 基 ) x |0. 365 х0. 365 х1.85 +5 хб x [ 0. 007875 x (0. 365 +0. 365) + 
0. 000328125 х (2х5 +1) ]| 
=5 х (0. 246 +0. 281) 











n 

















=5 х0. 527 
= 2. 64( т) 
砖 柱 基 四 周 放 脚 体 积 见 表 4-14。 
3 4-14 砖 柱 基 四 周 放 脚 体积 (单位 : m°) 
b 
5 0.24 x 0.24 х 0). 365 х0. 3650. 365 х0.49 | 0.49 х0. 49 10.49 х0. 615 0. 365 х0. 8650.615 х0. 74 | 0.74 х0. 74 
放 脚 层 数 0.24 |0. 365 | 0.24 x0.49 |0. 24 x0.615 0.365 x0.615 0.365 x0.74 0.615 x0.615 0.49 х0. 865 0.615 х0. 865 
0.010 10. 011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.025 
жы 0. 033 |0. 038 0. 045 0.050 0. 056 0.062 0. 068 0. 074 0.080 
=. 0.073 |0.085 0. 097 0.108 0.120 0.132 0.144 0.156 0.167 
































四 0.135 |0. 154 0. 174 0. 194 0.213 0.233 0.253 0.272 0.292 
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(Ж) 
229 0.24 хр. 24 х 0. 365 х0. 36510. 365 x0.49 0.49 х0.49 (0.49 х0.615 0. 365 x0.865 0.615 x0.74 0.74 х0.74 
放 脚 层 数 0.24 |0.365 | 0.24 x0.49 |0.24 x0.615 0.365 x0.615 0.365 x0.74 0.615 x0.615 0.49 x0.865 0.615 х0.865 
Бай 0.221 |0. 251 0. 281 0.310 0. 340 0.369 0.400 0. 428 0.458 
六 0.337 |0.379 0.421 0.462 0.503 0.545 0.586 0.627 0.669 
Б 0.487 |0. 543 0. 597 0.653 0. 708 0.763 0.818 0.873 0.928 
Ж 0.674 |0. 745 0.816 0.887 0. 957 1.028 1.095 1.170 1.241 
九 0.910 |0.990 1.078 1.167 1.256 1.344 1.433 1.521 1.61 
“| 1.173 |1. 282 1. 390 1.498 1. 607 1.715 1.823 1.931 2.04 
3. 砖 墙 











(1) 墙 的 长 度 ”外 增长 度 按 外 增 中 心 线 长 度 计算 ， 内 增长 度 按 内 墙 净 长 线 计 算 。 增 长 


计算 方法 如 下 : 





1) 墙 长 在 转角 处 的 计算 。 墙 体 在 90° 转 角 时 ， 用 中 轴线 尺寸 计算 墙 长 ， 就 能 算 准 增 体 
的 体积 。 例 如 ， 图 4-87 的 他 图 中 ， 按 箭头 方向 的 太 才 算 至 两 轴线 的 交点 时 ， 墙 厚 方向 的 水 

















平 断 面 面 积 重复 计 算 的 移 形 部 分 正好 等 于 没有 计算 到 的 矩形 面积 。 因 而 





消 ， 算 到 中 轴线 交叉 点 时 ， 就 算 够 了 墙 长 。 



































， 几 是 90° 转 角 的 


2) T 形 接头 的 墙 长 计算 。 当 墙 体 处 于 T 了 形 接头 时 , T 形 上 部 水 平 墙 拉 通 算 完 长 度 后 ， 
垂直 部 分 的 墙 只 能 从 墙 内 边 算 净 长 。 例 如 ， 图 4-87 中 的 @ 图 ， 当 轴 上 的 墙 算 完 长 度 后 ， 只 
能 从 墙 内 边 起 计算 @@ 轴 的 墙 长 ， 故 内 墙 应 按 净 长 计算 。 

3) 十 字形 接头 的 墙 长 计算 。 当 墙 体 处 于 十 字形 接头 状 时 ， 计 算 方 法 基本 同 了 形 接头 ， 























见 图 4-87 中 图 的 示意 。 因 此 ， 十 字形 接头 处 分 断 的 二 道 墙 也 应 算 净 长 。 





ү | 2400 | 4200 1 


















































【 例 4-21】 根据 图 4-87， 计算 内 、 外 墙 长 〈( 墙 厚 均 为 240mm)。 





(88) (1) 240mm 厚 外 墙 长 








(2) 240mm 厚 内 墙 长 


І. = [ (4.2 +4.2) + (3.9 +2.4) | х2 =29.40(m) 
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La = (3.9 +2.4 -0.24) +(4.2-0.24)+(2.4-0.12) +(2.4-0.12) 
=14.58(m) 
(2) 雯 号 高 度 的 规定 
1) 外 墙 墙 身 高 度 。 斜 〈 坡 ) 屋面 无 檐 口 顶棚 者 算 至 屋面 板 底 ;， 有 屋 架 ， 且 室内 外 均 有 
顶棚 者 〈 图 4-88) ， 算 至 屋 架 下 弦 底 面 另 加 200mm; 无 顶棚 者 算 至 屋 架 下 弦 底 面 另 加 300mm 
(9 4-89), ， 出 檐 宽度 超过 600mm 时 ， 应 按 实 砌 高 度 计算 ; 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 底 (图 
4-90) 。 












































14-88 ”室内 外 均 有 顶棚 时 的 外 墙 高 度 示 意图 















































4 4-0 有 屋 架 无 顶棚 时 的 外 墙 高 度 示意 图 







































































44-0 平 屋面 外 墙 墙 身高 度 示意 图 
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2) 内 堵 载 身高 度 。 内 墙 位 于 屋 架 下 弱者 〈 图 4-91) ， 其 高 度 算 至 屋 架 底 ; 无 屋 架 者 
(94-92) 算 至 顶棚 底 男 加 100mm; —_ (图 4-93) 算 至 板 底 ; 有 框架 
梁 时 (图 4-94) 算 至 梁 底面 。 

3) 内 、 外 山墙 墙 吴 高 度 ， 按 其 平均 高 计算 (图 4-95、 图 4-96)。 

AR 














室内 设计 地 面 

















图 4-91 架 下 弦 的 内 墙 墙 身 高 度 示意 图 



































55 





4-92 无 屋 架 时 的 内 墙 墙 身高 度 示意 











4 43 ”有 混凝土 楼 板 隔 层 时 的 
内 墙 墙 身高 度 示意 图 











框架 柱 
框架 梁 


№ 





А s = д-н, 



































ІН 4-94 框架 梁 时 的 墙 身高 度 示意 图 | 4-95 坡 水 屋面 外 山墙 墙 高 示意 医 
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(3) 框架 间 砌 体 分别 内 外 墙 以 框架 间 的 净空 面积 (图 4-94) 乘 以 墙 厚 计算 。 框 架 外 
表 灸 贴 巷 部 分 也 并 人 框架 间 砌 体 工程 量 内 计算 。 

空 花 墙 按 空 花 部 分 外 形体 积 以 立方 米 计算 ， 空 花 部 分 不 予 扣除 ， 其 中 实体 部 分 男 行 计算 
(图 4-97)。 





















































外 山墙 Г 
室内 设计 
地 面 
ж 2) 
外 山寺 平均 高 + } 花 墙 长 | 实体 墙 长 | 
图 4-96 二 坡 水 屋面 山墙 身高 度 示意 医 到 47 ” 空 花 墙 与 实体 墙 划分 示意 图 





















































(4) 空 斗 增 ” 按 外 形 尺 寸 以 立方 米 计算 ,墙角 、 内 外 墙 交接 处 ， 门 窗 洞 口 立 边 ， 窗 台 
巷 及 屋檐 处 的 实 砌 部 分 已 包括 在 定额 内 ， 不 另行 计算 。 但 窗 间 墙 、 窗 台 下 、 楼 板 下 、 梁 头 下 
等 实 砌 部 分 ， 应 另行 计算 ， 套 零星 砌 体 定额 项 目 ， 如 图 4-98 所 示 。 















窗台 下 实 砌 部 分 

















8|4-98 空 斗 墙 转角 及 窗台 下 实 砌 部 分 示意 图 

















(5) 多 孔 砖 、 空 心 砖 “ 按 图 示 厚 度 以 立方 米 计算 ， 不 扣除 其 孔 、 空 心 部 分 体积 。 

(6) 填充 增 ” 按 外 形 尺寸 以 立方 米 计算 ， 其 中 实 砌 部 分 已 包括 在 定额 内 ， 不 男 计 算 。 

(7) 加 气 混凝土 墙 、 硅 酸 盐 砌 块 墙 、 小 型 空心 砌 块 墙 、 按 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 ， 按 
设计 规定 需要 镶 伐 砖 砌 体 部 分 已 包括 在 定额 内 ， 不 另 计算 。 

















4. 其 他 砌 体 

1) 砖 砌 锅 台 、 炉 灶 ， 不 分 大 小 ,， 均 按 图 示 外 形 斥 二 以 立方 米 计算 ， 不 扣除 各 种 空洞 的 
体积 。 

ЖАНД: 


QD 锅 台 一 般 是 指 大 食堂 、 餐 厅 里 用 的 锅 灶 。 
@) 炉 灶 一 般 是 指 住宅 里 每 户 用 的 灯台 。 
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2) 砖 砌 台阶 〈 不 包括 梯 带 ) (  4-99) 按 水 平 投影 面积 以 平方 米 计算 。 

3) 而 所 蹲 位 、 水 槽 腿 、 灯 箱 、 垃 圾 箱 、 台 阶 挡 墙 或 梯 带 、 天 人 台 、 花 池 、 地 垄 增 及 支撑 
地 声 砖 墩 ， 房 上 烟 向 、 屋 面 架 空 隔 热 层 砖 墩 及 毛 石 墙 的 门窗 立 边 、 窗 台 虎 头 砖 等 实 砌 体积 ， 
以 立方 米 计算 ,套用 零星 砌 体 定额 项 目 ， 如 图 4-100 ~ 图 4-105 Жж. 

4) 检查 井 及 化 姜 池 不 分 壁 厚 均 以 立方 米 计 算 ， 洞 口上 的 砖 平 拱 春 等 并 人 砌 体 体积 内 
计算 。 






































图 4-100 ТЕК 





АИЯ 



































8 4-01 тЫ (RE 











ми 


腿 示 意图 84-02 ”有 挡 墙 台阶 示意 医 
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支撑 地 枚 砖 墩 ШЕН 
ІН 4-103 31285 М sC Hi yi от Е 4 








зав 建筑 面积 工程 量 计算 与 实例 137 





木 窗 


窗台 虎 头 砖 


о 
с 
- 





图 4-105 窗台 虎 头 砖 示意 图 
Е: 石 墙 的 窗台 虎 头 砖 单独 计算 工程 量 。 
























































计算 。 


5. ТЕХ ЁД 
1) Л: 圆 形 、 方 形 均 按 图 示 简 壁 平均 中 心 线 周 长 乘 以 厚度 ， 并 扣除 简 身 各 种 孔洞 、 
钢筋 混凝土 圈 梁 、 过 梁 等 体积 以 立方 米 计算 。 其 简 壁 周 长 不 同时 可 按 下 式 分 段 计算 : 
V= Y (НСтр) 




















Хир 一 一 简 身 体积 ; 

















H 每 段 简 身 垂直 高 度 ; 
C 一 一 每 段 简 壁 厚度 ; 
DD 一 一 每 段 简 壁 中 心 线 的 平均 直径 。 
【 例 4-22】 根据 图 4-106 中 的 有 关 数 据 和 上 述 公 式 ， 计 算 砖 砌 烟 向 和 圈 深 工程 量 。 
【 解 】 
1) ЕА Т.Ж 
已 知 : Н-9.50т, С-0.365т 


























ФЕВ 

1 
求 : D = (1.40 +1. 60 +0. 365) x =1.68 (т) 
所 以 У, -9.50 х0. 365 х3. 1416 х1. 68 =18.30 (m°) 
@ 下 段 
已 知 : Н-9.0т, C =0. 490m 

1 

求 : D = (2.0 +1.60 +0. 365 х2-0.49) x =1.92(т) 
所 以 J =9.0x0.49 х3. 1416 x1.92 =26.60 (m°) 


V = 18. 30 +26. 60 -44.90 (m°) 
2) 混凝土 圈 梁 工程 量 
ОЕ 
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9500 





9000 

















圈 梁 砖 烟 囚 示意 图 





























V, =1.40 х3. 1416 x0.4x0.365 =0. 64 (m°) 
Оа 
圈 梁 中 心 直 径 =1.60 +0. 365 х2 –0. 49 =1. 84 (m) 
: 1 
轿 梁 断面 面积 = (0.365 40.49) х > x0.30 =0. 128 (m°) 


УР) =1.84 х3. 1416 х0. 128 =0.74 (m°) 

所 以 ү-0.74-0.64-1.38 (m°) 

2) 烟 道 、 烟 笑 内 衬 按 不 同 材料 ， 扣 除 孔 洞 后 ， 以 图 示 实 体积 计算 。 

3) 烟 向 内 壁 表面 隔 热 层 ， 按 简 身 内 壁 并 扣除 各 种 孔洞 后 的 面积 以 平方 米 计算 ; 填料 按 
烟 向 内 衬 与 简 身 之 间 的 中 心 线 平均 周 长 乘 以 图 示 宽 度 和 简 高 ， 并 扣除 各 种 孔洞 所 占 体 积 
(但 不 扣除 连接 横 砖 及 防 沉 带 的 体积 ) 后 
以 立方 米 计算 。 

4) 烟 道 砌 砖 : 烟 道 与 炉 体 的 划分 以 
第 一 道 闸门 为 界 ， 炉 体内 的 烟 道 部 分 列 
人 炉 体 工程 量 计算 。 

烟 道 拱 顶 (图 4-07) 按 实 体积 计 
算 ， 其 计算 方法 有 两 种 : 

方法 一 : 按 矢 跨 比 公式 计算 

计算 公式 : 


V = 中 心 线 拱 跨 x 弧 长 系数 x 拱 厚 x 拱 长 
-ЫРа, 484-107 ЖИН ИЕН 
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ЇЕ: 烟 道 拱 顶 弧 长 系数 表 见 表 4-15。 表 中 弧 长 系数 PP 的 计算 公式 为 ( 当 有 =1 HJ) 
Р- ТЕЗ +0. 125) | агсан — 
901 b 1 +0. 256? 


0: ЭЧЕН = гў, ЖЕР: 











0.5 
Ну, (57 +0.125 хл) ЖОЛОТО ИН иа 
90 7 1 +0. 25 x 7° 
= 1.054 
表 4-15” 烟 道 拱 项 弧 长 系数 表 
1 1 1 1 1 1 1 1 
矢 跨 比 2 3 4 5 6 7 8 9 10 











(014-231 已 知 矢 高 为 1， 拱 跨 为 6， 拱 厚 为 0. 13m， 拱 长 为 7.8m， 求 拱 项 体积 。 
【 解 】 12944-16, ККА Р 31. 07. 

故 : ү-6х1.07х0.15х7.8-7.51 (m°) 

方法 二 : 按 圆 弧 长 公式 计算 

计算 公式 : 


V = К x 拱 厚 ЕЕ 
= 141, 
5 т 
式 中 ， ТТ. КӨ, 
【 例 4-24】 某 烟 道 拱 顶 厚 0. 18, 244. 8, 0282) 180°, ЖК 10ш, ЖЕЛМАЯ, 
(НІ 已 知 : 4-0.18т, К-4.8ш, 0 = 180°, 
1, =10т 





; 


| 


所 以 V x4. 8 x180 х0. 18 x 10 





_3.1416 
180 


外 壁 ” ” 塔 顶 


| 


=27. 14m 

6. 砖 砌 水 塔 

水 塔 构造 及 各 部 分 划分 示意 图 如 图 4-108 所 示 。 

1) 水 塔 基础 与 塔 身 划分 : 以 砖 基础 的 扩大 部 分 圈 梁 
顶 面 为 界 ， 以 上 为 塔 身 ， 以 下 为 基础 ， 分 别 套用 相 
应 基础 砌 体 定 额 。 

2) 塔 身 以 图 示 实 砌 体积 计算 ， 并 扣除 门窗 洞口 
和 混凝土 构件 所 占 的 体积 ， 砖 平 拱 砷 及 砖 出 檐 等 并 
人 人 塔 身体 积 内 计算 ， 套 水 塔 砌 筑 定 额 。 

3) 砖 水 箱 内 外 壁 ， 不 分 壁 厚 ， 均 以 图 示 实 砌 体 
ТЖ, ， 套 相应 的 内 外 砖 墙 定额 。 


ЛК 


жа 








垫 层 基 础 


ЕЕЕ: т 
жа: ил 
2283-1104, 








图 4-108 ”水塔 构造 及 各 部 分 划分 示意 图 
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7. 砌 体内 钢筋 加 固 
砌 体内 钢筋 加 固 根 据 设计 规定 ， 以 吨 计算 ， 套 用 钢筋 混凝土 章节 相应 项 目 (图 4-109、 
图 4-110、 图 4-111)。 
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f) g) 


图 4-109 ” 砌 体内 钢筋 加 固 示 意图 
а) 砖 墙 转角 处 b) 砖 墙 T 形 接头 处 с) 有 构造 柱 的 墙 转角 处 а) 有 构造 柱 的 T 形 墙 接头 处 
е) 板 端 与 外 墙 连接 f) 板 端 内 墙 连接 в) 板 与 纵 墙 连 
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ШЕЕ 












А” 


Ч 





"АУ 
ГА" 
























р) 
— + 
` A 
25 “Эд а сыған асына атасам 
LS 1 
`` вэ 门洞 宽 Z< 1000 jm. 
Ёо 
图 4-110 了 T 形 接头 钢筋 加 固 示 意图 图 4-111 41 13382 











4.2.6 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 工程 量 计算 


1. 现 浇 混 凝 土 及 钢 航 混 凝 土 模板 工程 工程 量 

1) 现 浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 工程 量 除 另 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材 
质 ， 按 混凝土 与 模板 接触 面积 ， 以 平方 米 计算 。 

注意 ; 除了 底面 有 垫 层 、 构 件 (侧面 有 构件 ) 及 上 表面 不 需 支撑 模板 外 ， 其 余 各 个 方 
向 的 面 均 应 计算 模板 接触 面积 。 

2) 现 浇 钢 入 混凝土 柱 、 梁 、 板 、 墙 的 支 模 高 度 〔 即 室外 地 坪 至 板 底 或 板 面 至 板 底 之 间 
的 高 度 ) 以 3.6m 以 内 为 准 ， 超 过 3. бт 以 上 部 分 ， 另 按 超过 部 分 计算 增加 支撑 工程 量 (图 
4-112 ) 。 

3) 现 洲 钢 筋 混凝土 墙 、 板 上 单 孔 面积 在 “Eee нж 
0.3m 以 内 的 孔洞 ， 不 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 也 
不 增加 ; 单 孔 面积 在 0.3m” 以 外 时 ， 应 子 扣除 ， 
洞 侧 壁 模板 面积 并 入 增 、 板 模板 工程 工程 量 
计算 。 

4) 现 浇 钢 筋 混凝土 框架 的 模板 ， 分 别 按 
梁 、 板 、 柱 、 墙 有 关 规定 计算 ， 附 墙 柱 并 人 二 
内 工程 量 计 算 。 

5) 杯 形 基础 杯 口 高 度 大 于 杯 口 大 边 长 度 
的 ， 套 高 杯 基础 模板 定额 项 目 〈 图 4-113) 。 

6) 柱 与 梁 、 柱 与 墙 、 梁 与 梁 等 连接 的 重 得 Жал чыыры шел саш 
部 分 以 及 伸 入 墙 内 的 梁 头 、 板 头 部 件 ， 均 不 计 
算 模 板 面积 。 

7) 构造 柱 外 露面 均 应 按 图 示 外 露 部 分 计算 模板 面积 。 构 造 柱 与 墙 接触 部 分 不 计算 模板 
























































室外 地 坪 























142 预算 员 手 册 





面积 ， 如 图 4-114 所 示 。 

8) ОАТ ВЕ Е Е (Е, ВНА) 按 图 示 外 挑 部 件 尺 寸 的 水 平 投影 面积 计算 
挑 出 墙 外 的 牛 腿 梁 及 板 边 模 板 不 另 计 算 。 

注意 :“ 挑 出 墙 外 的 牛 腿 梁 及 板 边 模 板 ”在 实际 ТАК, 
施工 时 需 支 模板 ， 为 了 简化 工程 量 计算 。 在 编制 该 项 


定额 时 已 经 将 该 因素 考虑 在 定额 消耗 内 ， 所 以 工程 量 
就 不 单独 计算 了 。 
9) 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 ， 以 图 示 露 明 面 尺寸 的 


水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 小 于 500mm 楼 梯 井 所 占 上 











面积 。 楼 梯 的 踏步 、 踏 步 板 、 平 台 粱 等 侧面 模板 ， 不 
另 计算 。 
10) 混凝土 台阶 不 包括 梯 带 ， 按 图 示 台 阶 尺寸 的 
水 平 投影 面积 计算 ,台阶 端 头 两 侧 不 另 计算 模板 зог 
面积 。 ( 杯 口 高 大 于 杯 口 大 边 长 时 ) 
11) 现 洛 混 凝 土 小 型 池 槽 按 构件 外 围 体 积 计算 ， 池 槽 内 、 外 侧 及 底部 的 模板 不 应 另 
计算 。 




















人 60 60 жй 





图 4-114 构造 柱 外 露 沉 需 支 模板 示意 图 











2. 预制 钢筋 混凝土 构件 模板 工程 量 

1) 预制 钢筋 混凝土 构件 模板 工程 量 除 男 有 规定 者 外 ， 均 按 混凝土 实体 体积 以 立方 米 
计算 。 

2) 小 型 池 槽 按 外 形体 积 以 立方 米 计算 。 

3) 预制 桩 尖 按 虚 体 积 (不 扣除 桩 尖 虚 体积 部 分 ) 计算 。 

З. 构筑 物 钢筋 混凝土 模板 工程 量 

1) 构筑 物 工程 的 模板 工程 量 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 区 别 现 北 、 预 制 和 构件 类 别 ， 分 别 按 
上 面 的 有 关 规 定 计算 。 

2) 大 型 池 槽 等 分 别 按 基 础 、 墙 、 板 、 梁 、 柱 等 有 关 规 定 计算 并 套 相应 定额 项 目 。 

3) 液压 滑 升 钢 模 板 施工 的 烟 向 、 水 塔 塔 身 、 储 仓 等 ， 均 按 混凝土 体积 ， 以 立方 米 
计算 。 
5... 

5) ВШ ВИ ЕР k ИЛНЕ, ЖЕЛ. ИМ, ЖІ ЛАШЫ ЖЕТТ. 
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4. 钢筋 工程 工程 量 

(1) 钢筋 工程 工程 量 有 关 规 定 

1) 钢筋 工程 应 区 别 现 浇 、 预 制 构件 、 不 同 钢 种 和 规格 ,分 别 按 设计 长 度 乘 以 单位 重 
量 ， 以 吨 计算 。 

2) 计算 钢筋 工程 量 时 ， 设 计 已 规定 钢筋 搭 接 长 度 的 ， 按 规定 搭 接 长 度 计算 ; 设计 未 规 
定 搭 接 长 度 的 ， 已 包括 在 钢筋 的 损耗 率 内 ， 不 另 计 算 搭 接 长 度 。 

(2) 钢筋 长 度 的 确定 

钢筋 长 = 构件 长 - 保护 层 厚 度 x2 + 弯 钩 长 x2 + 弯 起 钢筋 增加 值 ( AL) х2 

1) 钢筋 的 混凝土 保护 层 受 力 钢筋 的 混凝土 保护 层 ， 应 符合 设计 要 求 ; 当 设 计 无 具体 要 

求 时 ， 不 应 小 于 受 力 钢筋 直径 ， 并 应 符合 表 4-16 的 要 求 。 
















































































表 4-16 纵向 受 力 钢筋 的 混凝土 保护 层 的 最 小 厚度 (单位 : mm) 
J. hi. 50 梁 柱 
环境 类 别 
<C20 | С25-С45 | >С50 | «(20 | (25-С45 | >C50 | <C20 | С25-С45 | >C50 

2 20 15 15 30 25 25 30 30 30 
7 |к% = 20 20 = 30 30 = 30 30 
b = 25 20 == 35 30 = 35 30 

= с 30 25 40 35 40 35 

Е: 1. 基础 中 纵向 受 力 钢筋 的 混凝土 保护 层 厚 度 不 应 小 于 40mm; 当 无 垫 层 时 不 应 小 于 70mm。 
2. 处 于 一 类 环境 且 由 生产 的 预制 构件 ， 当 混凝土 强度 等 级 不 低 于 C20 时 ， 其 保护 层 厚度 可 按 表 中 规定 减少 

































































5mm， 但 预 应 力 钢筋 的 保护 层 厚 度 不 应 小 于 15mm; 处 于 二 类 环境 且 由 工厂 生产 的 预制 构件 ， 当 表面 采取 有 
效 保护 措施 时 ， 保 护 层 厚度 可 按 表 中 一 类 环境 数值 取 用 。 预 制 钢筋 混凝土 受 弯 构件 钢筋 端 头 的 保护 层 厚 度 不 
立 小 于 10mm ， 预 制 肋 形 板 主 肋 钢筋 的 保护 层 厚度 应 按 梁 的 数值 取 用 。 
3. 板 、 墙 、 壳 中 分 布 钢筋 的 保护 层 厚度 不 应 小 于 表 中 相应 数值 减 10mm， 且 不 应 小 于 10mm; 32, НЭГЭ НИ 
造 钢筋 的 保护 层 厚度 不 应 小 于 15mm。 
当 梁 、 柱 中 纵向 受 力 钢 筋 的 混凝土 保护 层 厚 度 大 于 40mm 时 ， 应 对 保护 层 采 取 有 效 的 防 裂 构造 措施 。 
5. 有 防火 要 求 的 建筑 物 ， 其 保护 层 厚度 尚 应 符合 国家 现行 有 关 防 火 规范 的 规定 。 对 于 四 、 五 类 环境 中 的 建筑 
物 ， 其 混凝土 保护 层 厚 度 尚 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 要 求 。 
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2) 94189531, НРВ235 级 钢筋 末端 需要 做 180*、135°” 、90° 弯 钓 时 ， 其 圆 弧 弯曲 
直径 D 不 应 小 于 钢筋 直径 d 的 2.5 信 ， 平 直 部 分 长 度 不 宜 小 于 钢筋 直径 d 的 3 倍 (图 4- 
115); HRB335 级 、HRB400 级 钢筋 的 弯 弧 内 直径 不 应 小 于 钢筋 直径 的 4 倍 ， 弯 钧 的 弯 后 平 
直 部 分 应 符合 设计 要 求 。 








3d 
ЕЕ 
 8ё 55-58 : сі л 
3 
6.254 
а) b) с) 














84-15 МАН 
а) 13592 88) b) 180" 半 圆 弯 钩 с) 90° 82548 
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由 图 4-115 可 见 : 
180" 弯 钩 每 个 长 =6. 254 
13592 615 7-К -4.94 
9092:415 =3. 54 
注 : а 为 以 毫米 为 单位 的 钢筋 直径 。 
3) 弯 起 钢筋 的 增加 长 度 。 弯 起 钢筋 的 рм] 
弯 起 角度 ,一 般 有 30°*、45°%、60° 三 种 ,其 
弯 起 增加 值 是 指 斜 长 与 水 平 投影 长 度 之 间 
的 差 值 ， 如 图 4-116 所 示 。 
弯 起 钢筋 斜 长 及 增加 长 度 计算 方法 见 表 4-17。 
表 4-17 弯 起 钢筋 斜 长 及 增加 长 度 计算 方法 


形状 22205 4 “29 + 60° { 
— БЕЕЧ 











94-116 252 040381. АЗ 


























к= 
计 斜 边 长 $ 2 1.414Һ 1. 1558 
算 
增加 长 度 
Л ы 0.2684. 0.414h 0. 577h 
法 Al=S-L 








4) 短 筋 长 度 。 夭 筋 的 末端 应 做 弯 钩 ， 弯 钩 形 式 应 符合 设计 要 求 。 当 设计 无 具体 要 求 
时 ， 用 HPB235 级 钢筋 或 冷 拔 低 碳 钢丝 制作 的 复 筋 ， 其 弯 钓 的 弯曲 直径 应 大 于 受 力 钢筋 直 
径 ， 且 不 小 于 夭 筋 直径 的 2.5 倍 ; 弯 钓 平 直 部 分 的 长 度 ， 对 一 般 结构 ， 不 宜 小 于 钞 筋 直径 的 


5 倍 ; 对 有 抗震 要 求 的 结构 ， 不 应 小 于 系 筋 直径 的 10 倍 (图 4-117)。 


ул 
| | | Ш 


图 4-117 А ES А 
a) 90°/180° —  Ь)909/909-- ҰИА с) 135°/135° — 
































箱 筋 长 度 可 按 构件 断面 外 边 周 长 减 8 个 混凝土 保护 层 厚度 再 加 弯 钩 长 计算 ， 也 可 按 构 件 


断面 外 边 周 长 加 上 增 减 值 计算 ， 公 式 为 
ЖЛ ЕЛЕ = 构件 断面 外 边 周 长 + 钞 筋 增 减 值 


夭 筋 增 减 值 见 表 4-18. 
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24-18 {НН (单位 : mm) 
94а 
形状 4 6 6.5 8 10 12 备注 
Al 
抗震 结构 -88 -33 -20 22 78 133 Al =200 -27. 8d 
-133 | -100 | -90 一 66 -33 0 Al =200 - 16. 75d 
般 结 构 
-140 | -110 | -103 -80 -50 -20 AL =200 – 154 
ЇЕ: 本 表 根 据 《 混 凝 土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》 (GB 50204—2002) 第 5.3.2 条 编制 。 保 护 层 按 25шт 考虑 。 


























5) 钢筋 的 绑扎 接头 。 根 据 《 混 凝 土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》 规定: 


当 纵 向 受 拉 钢 筋 的 绑扎 搭 接 接头 面积 











421 规定 (纵向 受 拉 人 钢筋 的 绑扎 拱 接 接头 面积 
柱 类 构件 不 宜 大 于 50% ) 。 在 任何 情况 下 ， 受 拉 钢 筋 的 措 接 长 度 不 应 小 于 300mm。 纵 向 受 压 
， 乘 以 系数 0.7 取 用 。 在 任 


钢筋 搭 接 时 ， 其 最 小 搭 接 长 度 按 表 4-19 及 “注释 ”规定 确定 后 


何 情况 下 ， 受 压 钢筋 的 搭 接 长 度 不 应 小 于 200mm。 








分 率 不 大 于 25% 时 ， 其 最 小 搭 接 长 度 应 符合 
分 率 ， 梁 、 板 、 墙 类 构件 ， 不宜 大 于 25% ; 
































































































































































































































































































































表 4-19 ”纵向 受 拉 钢筋 最 小 搭 接 长 度 表 
混凝土 强度 等 级 
钢筋 类 型 
C15 C20 ~ C25 C30 ~ C35 >С40 
光 圆 钢筋 HPB235 级 45d 35d 30d 254 
HRB335 级 554 454 354 304 
带 肋 钢筋 
HRB400 级 、RRB400 级 一 55d 404 354 
注 : 1. 当 纵 向 受 拉 钢 筋 的 绑扎 搭 接 接 头面 积 百分率 大 于 25% ,但 不 大 于 50% 时 ， 其 最 小 搭 接 长 度 应 按 表 中 的 数值 乘 
以 系数 1.2 UH; 当 接 头面 积 百分率 大 于 50% 时 ， 应 按 表 中 的 数值 乘 以 系数 1. 35 HOH. 
2. 当 符合 下 列 条 件 时 ， 纵 向 受 拉 钢 筋 的 最 小 搭 接 长 度 应 根据 表 及 “注释 ”中 第 一 条 确定 后 ， 按 下 列 规定 进行 修正 : 
П) 当 带 肋 钢筋 的 直径 大 于 25mm 时 ， 其 最 小 搭 接 长 度 应 按 相应 数值 乘 以 系数 1. 1 取 用 。 
2) 当 环 氧 树脂 涂 层 的 带 肋 钢筋 ， 其 最 小 搭 接 长 度 应 按 相应 数值 乘 以 系数 1. 25 取 用 。 
3) 当 在 混凝土 凝固 过 程 中 受 力 钢筋 易 受 扰动 时 〈 如 滑 模 施工 时 ) ， 其 最 小 搭 接 长 度 应 按 相应 数值 乘 以 系数 
1.1 取 用 。 
4) 对 末端 采用 机 械 锚 固 措施 的 带 肋 钢筋 ， 甚 最 小 搭 接 长 度 可 按 相应 数值 乘 以 系数 0. 7 取 用 。 
5) 当 带 肋 钢 筋 的 保护 层 厚度 大 于 搭 接 钢 筋 直径 的 3 倍 且 配 有 短 筋 时 ， 其 最 小 搭 接 长 度 可 按 相应 数值 乘 以 系数 
0.8 取 用 。 
6) 对 有 抗震 设防 要 求 的 结构 构件 ， 其 受 力 钢筋 的 最 小 搭 接 长 度 ， 对 一 、 二 级 抗震 等 级 应 按 相应 数值 乘 以 系 


数 1. 15 采用 ; 对 三 级 抗震 等 级 应 按 相 











应 数值 乘 以 系数 1. 05 采用 。 
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当 设计 要 求 的 钢筋 长 度 大 于 盘 贺 钢筋 的 实际 长 度 时 ， 就 要 按 要 求 措 接 。 为 了 简化 计算 过 
程 ， 可 以 采用 接头 系数 的 方法 计算 有 措 接 要 求 的 钢筋 长 度 ， 计 算 公式 如 下 ; 
sz. ҮТ 
钢 盘 接头 系数 = 而 第 单 根 长 в 
例如 ， 某 地 区 规定 直径 $25 以 内 的 盘 国 每 Sm 长 算 一 个 接头 ,直径 $25 ШЕШЕН 
би 长 算 一 个 接头 ， 有 关 条 件 符合 图 4418 所 示 要 求 ， 其 钢筋 接头 系数 见 天 4.20。 

















354+12.54 404 
一 十 一 一 一 
HPB235 级 钢筋 C20 混 凝 圭 HRB400 级 钢筋 C30 混 凝 土 





图 4-118 ”绑扎 钢筋 搭 接 长 度 示意 图 


表 4-20 钢筋 接头 系数 




































































钢筋 直径 绑扎 接头 钢筋 直径 绑扎 接头 钢筋 直径 绑扎 接头 
ушш 11559) 2959) Z m 41731) 22590 《mm 4731 22590 
10 1. 063 1. 053 18 1. 120 1.099 25 1.174 1. 143 
12 1.077 1. 064 20 1. 135 1.111 26 1.259 1.242 
14 1.091 1.075 22 1.150 1.124 28 1.285 1.266 
16 1.105 1. 087 24 1. 166 1. 136 30 1.311 1.290 
注 : 1. 根据 上 述 条 件 ， 直 径 25mm 以 内 有 弯 钩 钢筋 的 搭 接 长 度 系 数 : 

































































8 
28 (арта 
Ка=к у sq 《4 以 m 为 单位 ) 
直径 25mm 以 上 有 弯 钩 钢筋 的 搭 接 长 度 系数 : 
6 
4 6-47.5d 
2. 直径 25mm 以 内 无 弯 钩 钢筋 的 搭 接 长 度 系数 : 
228 
47% 404 
直径 25mm 以 上 无 弯 钩 钢筋 的 搭 接 长 度 系数 : 
6 
76-45а 
3. 上 述 是 受 拉 钢筋 绑扎 的 搭 接 长 度 ， 受 压 钢 筋 绑扎 的 搭 接 长 度 是 受 拉 钢筋 搭 接 长 度 的 0.7 倍 。 
4. “15583541 Б АЖ HPB235 级 钢筋 C20 混凝土 计算 ; 无 弯 钩 钢筋 接头 系数 按 HRB400 级 钢筋 СЗО 混凝土 
计算 。 














6) 钢筋 焊接 接头 。 当 采用 电 渣 压力 焊 ， 其 接头 按 个 计算 ， 和 采用 其 他 焊接 形式 ， 不 计算 
搭 接 长 度 。 

7) 钢筋 机 械 连 接 接 头 。 机 械 连 接 的 接头 常用 有 套 简 挤 压 接头 和 锥 螺纹 接头 ， 其 接头 按 
个 计算 。 

(3) 钢筋 接头 系数 的 应 用 Ф10 以 内 的 盘 圆 钢筋 可 以 按 设计 要 求 的 长 度 下 料 ， 但 910 
以 上 的 盘 圆 钢筋 超过 一 定 的 长 度 后 就 需要 接头 ， 绑 扎 的 接头 形式 如 图 4-118 所 示 ， 接 头 增加 
长 度 见 表 4-20 的 规定 。 
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[14-25] 某 工程 圈 梁 钢筋 按 施工 图 计算 的 长 度 为 : 中 16 184m; 412 184m。 按 表 4-22 
的 规定 计算 含 搭 接 长 度 的 钢筋 总 长 度 。 

【 解 】 

中 16 属 无 变 钩 钢筋 ，! = 184 x 1.087 =200m 

012 属 有 弯 钩 钢筋 ，! =184 х1. 077 = 198. 17m 

(4) 钢筋 的 锚固 ”钢筋 的 锚固 长 是 指 不 同 构 件 交 接 
处 ， 彼 此 的 钢筋 应 相互 锚 和 的 长 度 ， 如 图 4-119 所 示 。 设 
计 图 上 对 钢筋 的 锚固 长 度 有 明确 规定 ， 应 按 图 计算 。 如 表 
示 不 明确 的 ， 按 《混凝土 结构 设计 规范 》 (СВ 50010 一 
2010) 规定 执行 。 

1) 受 拉 钢筋 锚固 长 度 。 受 拉 钢 筋 的 锚固 长 度 应 按 下 列 
公式 计算 : 














la 




















普通 钢筋 。 1,=a(f,/f)d 
预 应 力 钢筋 4, =a(f,,/f)d 
式 中 大 、 记 一 -普通 钢筋 、 预 应 力 钢 筋 的 抗 拉 强度 设计 值 ， 按 表 4-21 采用 ; 








44-19 ”锚固 筋 示 意图 









































表 4-21 普通 钢筋 强度 设计 值 (单位 : N/mm ) 
种 类 符号 Ра 
НРВ235 ( 0235) 由 210 
Т HRB335 (20MnSi) 中 300 
HRB400 (20MnSiV .20MnSiNb .20MnTi) H 360 
RRB400 ( K20MnSi) dp: 360 














Е: HPB235 是 指 光 面 钢筋 ，HRB335 级 、HRB400 级 钢筋 及 RRB400 级 余热 处 理 钢筋 是 指 带 肋 钢 筋 。 

















= 








大 一 一 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设 计 值 ， 按 表 4-22 采用 ; 当 混 凝 土 强度 等 级 高 于 C40 
时 ， 按 C40 取 值 ; 
#422 混凝土 强度 设计 值 (单位 : Ма?) 
强度 混凝土 强度 等 级 





种 类 С15 С20 С25 C30 C35 C40 C45 С50 С55 C60 C65 C70 C75 C80 












































Л 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 





Ш: 当 符 合 下 列 条 件 时 ， 计 算 的 锚固 长 度 应 进行 修正 : 
1) 当 HRB335 、HRB400 、RRB400 级 钢筋 的 直径 大 于 25mm 时 ， 其 锚固 长 度 应 乘 以 修正 系数 1. 1。 

2) 当 HRB335、HRB400、RRB400 级 的 环 氧 树脂 涂 层 钢筋 ， 其 锚固 长 度 应 乘 以 修正 系数 1.25。 

3) 当 HRB335 НКВ400, 、RRB400 级 钢筋 在 锚固 区 的 混凝土 保护 层 厚度 大 于 钢筋 直径 的 3 倍 且 配 有 短 筋 时 ， 其 
锚固 长 度 可 乘 以 修正 系数 0.8。 
4) 经 上 述 修正 后 的 锚固 长 度 不 应 小 于 按 公式 计算 夭 筋 长 度 的 0.7 倍 ， 且 不 应 小 于 250mm。 
5) 纵向 受 压 钢筋 的 锚固 长 度 不 应 小 于 受 拉 钢 筋 锚 固 长 度 的 0.7 倍 。 












































x 




























































































Г] 





d 一 一 钢筋 的 公称 直径 ; 
a 一 一 钢筋 的 外 形 系数 光 面 钢筋 a ЭХ 0. 16, “2 94 а 取 0.14)。 
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纵向 受 拉 钢 筋 的 抗震 锚固 定 长 度 ia 应 按 下 列 公式 计算 : 
一 、 二 级 抗震 等 级 





1, =1.151, 

三 级 抗震 等 级 
1, = 1. 051, 

四 级 抗震 等 级 
1, = 1, 





2) 圈 梁 、 构 造 柱 钢筋 锚固 定 长 度 。 对 于 钢筋 混凝土 圈 染 、 构 造 柱 等 ， 图 样 上 一 般 不 表 
示 其 销 固 长 度 ， 应 按 《 建 筑 抗震 结构 详 图 》 СЈВТ—465-2002, 9763292 (=), (Ш) ЖЖ 
规定 执行 ， 如 图 4-120 所 示 、 见 表 4-23. 
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5 1000 ў 

















墙 体 拉 结 筋 






































基础 (混凝土 
С15) 
























300(С20) 

400(C15) 
480(C20) 
600(C20) 














图 4-120 ”构造 柱 竖 筋 和 圈 梁 纵 筋 的 锚固 
a) 柱 内 纵 筋 在 柱 项 的 锚固 b) 柱 内 纵 筋 在 基础 内 的 锚固 с) 屋 凑 、 楼 盖 处 圈 梁 纵 筋 在 
构造 柱 内 的 锚固 а) 地 下 图 梁 纵 筋 在 构造 柱 内 的 锚固 


表 4-23 关于 1, 的 规定 





















































竖 向 钢筋 ф12 ф14 
混凝土 强度 等 级 C15 C20 C15 C20 
1, 600 480 700 560 

(5) 钢筋 其 他 计算 问题 ”在 计算 钢筋 用 量 时 ， 除 了 要 准确 计算 出 图 样 所 表示 的 钢筋 外 ， 


满堂 基础 底 





还 要 注意 设计 图 样 未 画 出 以 及 未 明确 表示 的 钢筋 ， 如 楼 板 上 负 弯 和 矩 筋 的 分 布 筋 、 
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板 的 双 层 钢筋 在 施工 时 支撑 所 用 的 马 偶 及 混凝土 墙 施工 时 所 用 的 拉 筋 等 。 这 些 钢筋 在 设计 图 
样 上 ， 有 时 只 有 文字 说 明 ， 或 有 时 没有 文字 说 明 ， 但 这 些 钢筋 在 构造 上 及 施工 上 是 必要 的 ， 
则 应 按 施工 验收 规范 、 抗 震 构造 规范 等 要 求 补 齐 ， 并 人 钢筋 用 量 中 。 

(6) 钢筋 重量 计算 

1) 钢筋 理论 重量 





钢筋 理论 重量 = 钢筋 长 度 x 每 米 重量 

式 中 每 米 重量 =0.006165d° 
以 毫米 为 单位 的 钢筋 直径 。 

2) 钢筋 工程 量 

钢筋 工程 量 = 钢筋 分 规格 长 x 分 规格 每 米 重 量 

3) 钢筋 工程 量 计算 实例 

【 例 4-26】 根据 图 4-121 计算 8 9 C20 钢筋 混凝土 矩形 梁 的 钢筋 工程 量 ， 混 凝 土 保 
护 层 厚度 为 25mm。 




















Р 4-121 р C20 钢筋 混凝土 矩形 梁 





【 解 】 

1) 计算 一 根 和 矩形 梁 钢筋 长 度 

0558 (Ф16 2 根 ) 

1 -(3.90-0.025 x2 +0.25 х2) x2 
=4.35 x2 =8.70(m) 
Q= (ф12 2 根 ) 
1 = (3.90 –0. 025 х2 +0. 012 х6.25 х2) х2 
-4,0х2-8.0(ш) 
(3 号 筋 ($16 18) 
弯 起 增加 值 计算 ， 见 表 4-19 
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1 =3.90 -0.025 х2 +0. 25 х2 + (0.35 – 0. 025 х2 -0.016) х0.414х2 
= 4. 35 +0. 284 х0. 414 х2 =4. 35 +0. 24 =4. 59 т 
(05518 (96.5) 
ЖЕҢІЛЕ = (3.90-0.025 х2) -0.20-1-4 
=24( 根 ) 
调整 值 见 表 4-20 
ЖЕЛІ = (0. 35 +0.25) х2 -0.02 =1. 18(m) 
= ЖА x 根 数 =1.18 x24 = 28. 32 (m) 
2) 计算 8 根 矩 形 梁 的 钢筋 重 
中 16:(8.7+4.59) х8 х1. 58 =167.99(kg) 
ф12:8. 0 x8 х0. 888 = 56.83(kg) 
ф6. 5:28. 32 х8 х0). 26 =58.91(kg) 
ЇЕ:Ф 16 钢筋 每 米 重 =0. 006165 x 16” = 1. 58(ke/m) 
中 12 钢筋 每 米 重 =0. 006165 х 127 =0.888(kg]m) 
ф6.5 钢筋 每 米 重 =0. 006165 хб. 5° =0. 26(kg/m) 
(7) 预 应 力 钢筋 “ 先 张 法 预 应 力 钢 筋 按 构件 外 形 尺 十 计算 长 度 ， 后 张 法 预 应 力 钢 筋 按 
设计 图 样 规定 的 预 应 力 钢筋 预 留 孔道 长 度 ， 并 根据 不 同 的 锚 具 类 型 分 别 按 下 列 规定 计算 : 
1) 低 合 金 钢筋 两 端 采 用 螺杆 锚 具 时 ， 预 应 力 钢筋 按 预 留 孔道 长 度 减 0.35m 计算 ,螺杆 
另行 计算 。 
2) 低 合金 钢筋 一 端 采用 铅 涉 插 片 ， 男 一 端 采用 螺杆 铺 具 时 ， 预 应 力 钢 筋 长 度 按 预 留 妃 
长 度 计算 ， 螺杆 另行 计算 。 
3) 低 合 金 钢筋 一 端 采 用 铀 头 插 片 ， 另 一 端 采 用 帮 条 锚 具 时 ， 预 应 力 钢 筋 长 度 按 增加 
0. 1Sm 计算 ; 两 端 均 采 用 帮 条 锚 具 时 ， 预 应 力 钢筋 长 度 按 共 增 加 0. 3m 计算 。 
4) 低 合金 钢筋 采用 后 张 混凝土 自 锚 时 ， 预 应 力 钢 筋 长 度 按 增加 0.35m 计算 。 
5) 低 合金 钢筋 或 钢 绞 线 采用 JM、XM、QM 型 锚 具 ， 当 孔道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 预 应 
力 钢 筋 长 度 按 增加 lm 计算 ; 当 孔 道 长 度 在 
20m 以 上 时 ， 预 应 力 钢筋 长 度 按 增 加 1.8m | 2212-12-02 




















计算 。 上 部 贯通 筋 
6) 碳 素 钢丝 采用 锥 形 锚 具 ， 当 孔道 长 


端 支 座 负 筋 中 间 支 座 负 筋 
在 20m 以 内 时 ， 预 应 力 钢丝 长 度 增加 lm; Г а 
孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 预 应 力 钢丝 长 度 增 === 下 部 钢筋 
加 1.8m。 下 部 贯通 盘 





7) 碳 素 钢丝 两 端 采用 铂 粗 头 时 ， 预 应 
力 钢丝 长 度 按 增加 0.35m 计算 。 -一 一 一 
эрлэг i УГ 
(8) 平 法 钢筋 工程 量 计 算 вий пу Ё 
1) 梁 构 件 
加 在 平 法 楼 层 框架 梁 中 常见 的 钢筋 形状 
如 图 4-122 所 示 。 
@ 钢 筋 长 度 计算 方法 。 平 法 楼 层 框 架 粱 8542 Жш 








ЕДІ 
状 




















NS 
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常见 的 钢筋 计算 方法 有 以 下 几 种 : 
А. 上 部 贯通 筋 (图 4-123) 


ашиг 
ЕОС 


14-123 上 部 贯通 筋 








上 部 贯通 筋 长 度 = 各 跨 长 之 和 - 左 支 座 内 侧 宽 - 右 支 座 内 侧 宽 + 锚固 长 度 + 搭 接 长 度 锚 
国 长 度 取 值 : 

当 文 座 宽 度 - dia > 1, H. > | 10 
0.58, +54 时 ， 锚 固 长 度 = max |, | 1 
0.5h +5d| 。 


当 支 座 宽度 — 保护 层 < jz 时 ， 锚 1/4 | 

ТЕЛЕ = 支 座 宽度 -保护 层 +15d f 
说 明 : h. 为 柱 宽 ; d 为 钢筋 直径 。 
В. д АА Яр (图 4-124) 图 4-124 ЭЭ ИЙ 
上 排 钢筋 长 1=71,/3 + 锚固 长 度 
下 排 钢筋 长 1=1,/4 + 锚固 长 度 
说 明 : 1, 为 梁 净 跨 长 ， 锚 固 长 度 

同上 部 贯通 筋 。 

С. 中 间 支 座 负 筋 (图 4-125) 


上 排 钢筋 长 1= 2 x (1/3) + ЖЖ =m 
长 度 支 座 宽度 


下 排 钢筋 长 1=2 x (1/4) + ж 14-125 ”中 间 支 座 负 筋 
















































































D. 架 立 筋 ( 如 图 4-126) 
| IG K: EE) | iF 
' 3 | 
| | [150 ІН 


8|4-126 нл 























架 立 筋 长 1= (1/3) +2 x 搭 接 长 度 (可 按 2x150mm 计算 ) 
Е. 下 部 钢筋 (图 4-127) 


下 部 钢筋 长 = У, [ 净 路 长 + 2 x 锚固 长 度 (或 0. 5h. %54)1, 
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F. 下 部 贯通 筋 〈 图 4-128 ) 


图 4-128 ”框架 梁 下 部 贯通 筋 
































下 部 贯通 筋 长 1= 各 跨 长 之 和 - 左 文 座 内 侧 宽 - 








右 支 座 内 侧 宽 + 锚固 长 度 + ЛЕ 
注意 : 锚 国 长 度 同 上 部 贯通 筋 。 
С. 梁 侧 面 钢 筋 〈 图 4-129 ) 


锚固 





锚固 




















到 4-129 ”框架 梁 侧面 钢筋 
深 侧 面 钢筋 长 1= 各 跨 长 之 和 - 左 支 座 内 侧 宽 — 右 文 座 内 侧 宽 + 锚固 长 度 + 搭 接 长 度 
注意 : 当 为 侧面 构造 钢筋 时 ， 搭 接 与 锚固 长 度 为 15d; 当 为 侧 ) ДЭВ ныг 

面 受 扭 纵向 钢筋 时 ， 销 固 长 度 同 框架 梁 下 部 钢筋 。 

H. 拉 筋 (图 4-130) 


拉 筋 长 度 1= 梁 宽 -2 x 保护 层 +2 x11.9d+d 
Э п = ( 梁 净 跨 长 -2 x50)/( 短 筋 非 加 密 间 距 х2) +1 
L 吊 筋 (图 4-131) 

吊 筋 长 度 1=2 x20d( 销 固 长 度 ) +2 x 斜 段 长 度 + 
次 染 宽 度 +2 x50 


























梁 高 





ЦЭ 
ЇЕ: 








当 梁 高 所 800mm 时 ， 和 斜 段 长 度 = ( 梁 高 -2 x 保护 层 )/sin45° > 
当 梁 高 > 800mm 时 ， 和 斜 段 长 度 = (т -2 x 保护 层 )/sin60° 
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4 4-31 框架 梁 内 吊 盘 
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1. ІЛ) (44-132) 
夭 筋 长 度 1=2 x( 梁 高 -2x 保 护 层 + 深 宽 -2x 保 护 层 ) + 








2х11.94 +44 
С n = 2 x[( 加 密 区 长 度 -50)/ 加 密 区 间距 +1) + 

( 非 加 密 区 长 度 / 非 加 密 区 间距 — 1) ГЛ 
ЕЕ: 414-132 框架 
97 — еН, 228 р Е тах 12 x 深 高 ，500 | 。 Фр 





当 为 二 ~ 四 级 抗震 时 ， 短 筋 加 密 区 长 度 为 max 11.5 х ду, 5001. 
K. 屋面 框架 梁 钢筋 (图 4-133 ) 
300 当 桂 纵 筋 直径 >25 时 ， 在 柱 宽 范围 的 柱 入 筋 内 便 














设置 间距 <150， 但 不 少 于 3810 的 角 部 附加 钢筋 
š 
2>1.5LE ЖАНЫН ЖК 
( 自 梁 底 至 柱 纵 筋 断 点 ) 柱 外 侧 纵 筋 配 


436 < 1.2% 

















раздени, n 
ШҮ, 4а 
ТЕЗ Т) ЭР 
根部 位 轩 2 




















图 4-133 ”屋面 框架 梁 钢 筋 示 意图 














屋面 框架 梁 纵 筋 端 部 锚固 长 度 != 柱 宽 -保护 层 + 梁 高 - 保护 层 
图 悬臂 粱 钢筋 计算 (图 4-134、 图 4-135 、 图 4-136) 7 





第 一 排 至 少 两 根 角 筋 ， 并 不 少 
于 第 一 排 纵 筋 的 二 分 之 
§ 一 ， 其 余 纵 筋 弯 下 
A 
—— - 
Зэ? »104 


图 4-134 ЖААЛ (1) 


ЛЕ 


ЖЕЛ 1-2х((Н-Н,)/2-2х jp + УЕ -2хЇ р |-11.94-44 











Ө 1) 当 纯 悬 挑 梁 的 纵向 钢筋 直销 长 度 >4 且 >0. 5л, «5414, [Ж ТУЯК, СНА АДЕ 1, 时 ， 则 
应 按 图 示 索 错 ， 当 直 钳 伸 至 对 边 仍 不 足 0. 454 时 ， 则 应 采用 较 小 直径 的 钢 航 。 

2) 当 悬 挑 梁 由 屋 框架 梁 延 伸 出 来 时 ， 其 配 筋 构造 应 由 设计 者 补充 。 

3) 当 梁 的 上 部 设 有 第 三 排 钢筋 时 ， 其 延伸 长 度 应 由 设计 者 注 明 。 
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每 种 类 型 的 柱 ， 甚 纵 筋 都 会 分 为 基础 、 
首 层 、 中 间 层 和 顶层 四 个 部 分 来 设置 。 


基础 弯 折 a( 2 150mm) + 基础 钢筋 外 


接 长 度 ( 焊 接 时 为 0) 








50 


图 4-135 ”悬臂 粱 钢筋 示 意图 (2) 











图 4-136 ”悬臂 粱 钢筋 示 意图 (3) 


ЖЕН п = (! -次 深 宽 -2 x50)/ 短 筋 间 距 +1 

上 部 上 排 钢 筋 !L=473 + ж ЖЕ + 1 -保护 层 + 柬 -2x 保 护 层 (>12d) 

上 部 下 排 钢筋 1=1/4 + 支 座 宽 +0.751 

下 部 钢筋 1=15d + xl -保护 层 

2) 柱 构 件 。 平 法 柱 钢筋 主要 是 纵 筋 和 夭 筋 两 种 形式 ， 不 同 的 部 位 有 不 同 的 构造 要 求 。 


























中 基础 部 位 钢筋 计算 (1 4-137) 
基础 插 筋 1= 基础 高 度 - 保护 层 + 





露 长 度 Н/З (H, 是 指 楼 层 净 高 ) + 拱 








间距 < 500, 
且 不 少 于 两 道 矩形 
ЖЙІЗЕЛІСІЕ КЕЕ] 


һ<2000 
基础 板 厚 


@) 首 层 柱 钢筋 计算 (图 4-138 ) 

柱 纵 筋 长 度 = 首 层 层 高 - 基础 柱 
钢筋 外 露 长 度 及 /3 + 本 柱 层 钢 筋 外 露 
К шах! = H./6 , >=500mm ,三 柱 截 面 











图 4-137 БИШ А 











长 边 尺 寸 | + 搭 接 长 度 (焊接 时 为 0) 


СЗ) ТАЈНЕ АТУ (图 4-138) 
柱 纵 筋 长 1= 本 层 层 高 - 下层 柱 钢筋 外 露 长 度 max| 22Н,/6, =>500mm, > ЕС КОН 





才 } + 本 层 柱 钢筋 外 露 长 度 max| 22Н,/6, э:50Ошш, >  ЕХ КЭЛ КО} + 搭 接 长 度 (对 焊接 
时 为 0) 


(顶层 柱 钢 筋 计 算 (1 4-139) 
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ГІН | 
ЧЭ ЕС 
其 强度 等 级 >C20，( 当 直销 长 度 < ы) 
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顶层 柱 钢 


£] 4-139 


























度 тах |>Н,/6, >500тп, >} ©) 


露 长 


-下 层 柱 钢筋 外 


本 层 层 高 


柱 纵 筋 长 / 
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锚固 长 度 确 定 分 为 三 种 : 
A. 当 为 中 柱 时 ， 直 锚 长 度 <, АК = Ят -保护 层 +12d; 当 柱 纵 筋 的 直销 长 
度 〈 即 伸 人 梁 内 的 长 度 ) 不 小 于 如 时 ， 锚 固 长 度 = 粱 高 - 保护 层 。 
B.， 当 为 边 柱 时 ， 边 柱 钢筋 分 2 根 外 侧 锚 21.51, (与 粱 上 部 纵 筋 搭 接 ) 全 部 柱 外 侧 
回 和 2 根 内 侧 铺 固 。 外 侧 钢 筋 铺 固守 1. 51,;， 
内 侧 钢 筋 锚 固 同 中 柱 纵 筋 锚固 (图 4-140 ) 。 
С. 当 为 角 柱 时 ， 角 柱 钢筋 分 为 3 根 外 侧 
和 1 根 内 侧 销 固 (图 4-140)。 
ОЖЖ 
А. 柱 短 筋 根 数 计算 ын 
ЖИШЭЭ ЛЭХ n = 在 基础 内 布置 间距 ШАЛЫ, ЖАНДА 
不 少 于 500m 且 不 少 于 两 道 矩形 封闭 非 复合 逢 % 4-40 边 柱 、 角 柱 钢筋 示意 图 
/设计 自行 给 定 
ЛЕ ЕЕ ИЛЫ п = (底层 柱 根部 加 密 区 高 度 / 加 密 区 间距 ) +1 + 
(底层 柱 上 部 加 密 区 高 度 / 加 密 区 间距 ) +1 + 
(底层 柱 中 间 非 加 密 区 高 度 / 非 加 密 区 间距 ) -1 
楼 层 或 顶层 柱 逢 筋 根 数 = (下 部 加 密 区 高 度 + 上 部 加 密 区 高 度 )/ 加 密 区 间距 + 
2 +( 柱 中 间 非 加 密 区 高 度 / 非 加 密 区 间距 ) -1 
B. ЧЕТ BB Sia С 4-141) 。 各 种 非 复合 夭 筋 长 度 计算 如 下 (图 中 尺寸 均 已 扣 
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图 4-141 ЧЕЗ r Hü ЭХЛЭЕ sl 











1 = Ж JÉ КМ 
1=2х (а+0) +2 x #5 К +4d 
2 号 图 一 字形 夭 筋 长 为 





[=a +2 x #5 +а 
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3 号 图 圆 形 夭 筋 长 为 

1=3.1416 x (a +d) +2 хз УАҚ + 搭 接 长 度 
4 号 图 梯形 短 筋 长 为 

[=a +b+c+ (с-а) +? +2 х1 +44 
5 55 75708 Hü $p КЕ А 
І-2хаз2хҮ(с-ау +02 +2 x К: +6d 
6 号 图 平行 四 边 形 夭 筋 长 为 

1-2 x Уа +b +2 x 44 











7 号 图 八 边 形 籍 筋 长 为 
[=2x(a+b)+2x /(с-а) 4(4-5) +2 х +84 





[=a +b +c +2 х 1 +44 








9 = fJ ü 2) 
1-2х а +? +2 х +34 
10 = 15770 4 1 
1-а-2(5-с) +2 x К +64 
11 号 图 螺旋 形 短 筋 长 
1= /[3.14 x (а+4) 1 +0? + Е ИШ Б 
С. 复合 短 筋 长 度 计算 (ЗИ 4-142 所 示 ) 


Ei 88 





3x3 БЕ 
И АДЛЕТ 
А b 的 平面 位 置 交 错 放置 

аха си 





94-142 НЯ ИЛ ЛЖ s 




















3 x3 夭 筋 长 为 

外 短 筋 长 1=2 x (b +h) -8x 保 护 层 +2x 弯 钩 长 +44 
内 一 字 短 筋 长 = ( 户 -2x 保 护 层 +2x 弯 钩 长 +d) + (b -2x 保 护 层 +2 х К +) 
4х3 ШО 
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ЭМ ЛАК 1-2 х (b +h) -8x 保 护 层 +2x 弯 钩 长 +4d 
РЕЈ 1, = | (b -2x 保 护 层 )[3 +d+ 记 -2x 保 护 层 +d] х2 +2 х К 
ҮҮЛ 0 = (л -2x 保 护 层 )/3 4445-2х ЯА ка) х2 +2 х 0 

ПК 1=h -2 x 保护 层 +2 x #56 +4 

















4х4 ЖІЛІК 29 





УМ 1-2 х (b +h) -8 x 保护 层 +2 x 55 +44 
内 和 矩形 夭 筋 长 1=[(2 -2x 保 护 层 )[3 +d +h -2x 保 护 层 +d] х2 +2 x К 
内 一 字 後 筋 长 1=5 -2x 保 护 层 +2x 弯 钩 长 +d 


5 х4  Ї 2 





ЭМ ЛЖ 1-2 х (b +h) -8x 保 护 层 +2x 弯 钩 长 +4d 
ҮҮЛ ЛБ 4 =[ (b -2x 保 护 层 )[3 +d+h-2 x 保护 层 +d] х2 +2 х К 
ҮҮЛ Ч ЛБ ,=[(h -2x 保护 层 )/3 +d+-2x 保 护 层 +d] х2 +2 х К 














3 ) 板 构件 
中 板 中 钢筋 计算 


板 底 受 力 钢筋 长 = 板 路 净 长 + 两 端 锚固 max{ 


L < 
000,541 


2 


МЛ Л НОС п = ( 板 跨 净 长 -2 x50)/ 布 置 间距 +1 


板 面 受 力 钢筋 长 ! = 板 跨 净 长 + 两 端 锚 固 








板 面 受 力 钢筋 根 数 n = ( 板 跨 净 长 -2 x50)/ 布 置 间距 +1 
说 明 : 板 面 受 力 钢筋 在 端 支 座 的 锚固 长 度 ， 结 合 平 法 和 施工 实际 情况 ， 大 致 有 以 下 四 种 





构造 。 


A. 直接 取 7,。 
В. 0. 41, +154, 
С. 梁 宽 + 板 厚 -2 x 保护 层 。 


р. — BE + 板 厚 -2 x 保护 层 。 
@ 板 负 盘 计算 (图 4-143， 图 4-144)。 





























图 4-144 1-1 | 














图 
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板 边 支 座 负 筋 长 /= 左 标注 ( 右 标 注 ) + 左 弯 折 (〈 右 弯 折 ) + 
锚固 长 度 ( 同 板 面 钢筋 锚固 取 值 ) 
板 中 间 支 座 负 筋 长 1= 左 标注 + 右 标 注 + 左 弯 折 + 右 弯 折 + 支 座 宽度 
@ 板 负 筋 分 布 钢筋 计算 (图 4-143， 图 4-144) 
中 间 支 座 负 筋 分 布 钢筋 长 ! = 净 跨 - 两 侧 负 筋 标注 之 和 + 
2 x300 (根据 图 纸 实际 情况 ) 
中 间 支 座 负 筋 分 布 钢筋 数量 n= ( 左 标注 -50) /分 布 筋 间距 +1 + 
( 右 标 注 -50) /分 布 筋 间距 +1 
【 例 4-27】 根据 图 4-145， 计算 Q 轴 与 @ 轴 相交 的 KZ4 框架 柱 的 钢筋 工程 量 〈 柱 纵 筋 为 
对 焊 连 接 ， 柱 本 层 高 3. 90m， 上 层 层 高 3. 60m) 。 
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图 4-145 三 层 柱 平面 整体 配 筋 图 
注 : 本 层 编号 仅 用 于 本 层 。 
标高 : 8. 970m， 层 高 : 3.90m, С25 混凝土 三 级 抗震 。 








(ҢІ 中 间 层 柱 钢筋 长 ! = 本 层 层 高 -下层 柱 钢筋 外 圳 长度 max | =H,/6, >500тт, 
三 柱 截 面 长 边 尺 寸 | + 本 层 柱 钢筋 外 露 长 度 max| 2Н,/6, >500тт, >Ш КЛ КО]! + 
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搭 接 长 度 〈 焊 接 时 为 0) 
7530 ЕЙ) (图 4-146) 长 
1=2 ха+2 х /(с-а) +0 +2 х К +64 


其 中 : ае саас 


а = (0. 45 -0.03 х2)/3 =0.13(m) 
b =0. 45 –0. 03 х2 =0.39(m) 
с=0. 45 –0. 03 х2 =0. 39( п) ° 





1 =2 х0. 13 +2 х / (0.39 -0.13) +0. 392 + 








2 x11.9 х0. 0065 +6 х0. 0065 —- 
= 0). 26 +2 х0. 47 +0. 15 +0. 04 图 4-146 7571 10 
=1.39(m) 

ЖЕЛЕДІ 


1=2 x( 柱 长 边 -2 x 保护 层 + 柱 短 边 -2 x 保护 层 ) «2 x ЙА Қ +44 
6.5 1 =2x(0.45 –2 x0.03 +0. 45 -2 х0. 03) +2x11.9 x0.0065 +4 х0. 0065 
=1.56 +0. 15 +0.03 
=1.74(m) 
ЖАЛЫ С ДАЛЕ) п = ( 柱 下 部 加 密 区 高 度 + 上 部 加 密 区 高 度 )/ 加 密 区 间距 +2 + (ЖЕР 
间 非 加 密 区 高 度 / 非 加 密 区 间距 ) -1 
故 n = [ (3.90 -0.25)/16 х2 +0. 25/0. 10 +2 + 
| (3.90 0. 25) – (3.90 –0. 25)/6 х2 ]/0.20 -1 
= (0.61 х2 +0. 25) /0. 10 +2 + (3.65 –0. 61 х2)/0. 20-1 
= 1. 47/0. 10 +2 +2. 43/0. 20 – 1 








=17 +13 –1 

=29( 根 ) 
ЖЕЛЕ ДМ 1 = (1.39 +1. 74) х29 

=90.77(m) 

KZ4 钢筋 重量 : 
中 20 30. 80 x2. 47 =76. 08(kg) 
中 18 7.70 x2. 00 =15.40(kg) 
ф6. 5 90. 77 x0. 26 =23. 60( kg) 


重量 小 计 : 115. 08kg 
【 例 4-28】 根据 图 4-147 ， 计 算 @ 轴 和 @) 轴 相交 的 KZ3 框架 柱 钢筋 工程 量 ( 柱 纵 筋 为 对 
焊 连 接 ， 本 层 层 高 3. 60m ) 。 
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图 4-147 ”四 层 柱 平面 整体 配 筋 图 
注 : 本 层 编号 仅 用 于 本 层 。 
标高 : 12. 870m， 层 高 : 3.60m, С25 混凝土 三 级 抗震 。 

















【 解 】 顶层 柱 钢筋 长 /= 本 层 层 高 -下层 柱 钢筋 外 露 长 度 max (2Н,/6, >500тт, 
三 柱 截面 长 边 尺 寸 | -屋顶 节点 梁 高 + 销 固 长 度 
中 20 1=[3.60-(3.60-0.25)/6 -0.25+(0.25-0.03 +12 х0.02) 1 х12 
= (3.04 -0.25 +0.25 -0.03+0.24) х12 




















=3.25 x12 
=39.00(m) 

六 边 形 夭 筋 长 1- 〈 同 例 4-27) 

ф6. 5 1=1.39m 


ЖР = ( 同 例 4-27) 
ф6. 5 1=1.74m 
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短 筋 根 数 〈 取 整数 ) n =( 同 例 4-27) 

=[(3.60 -0.25)/6 х2 +0.25]/0.10+2 + 

[03.60 –0.25) - (3.60 -0.25)/6 x2]/0.20 -1 

= 14 +2 +12 - 1 =27(#8) 
ИЙЕЛИ 1 = (1.39 +1.74) х27 -84.51(ш) 
KZ3 钢筋 重量 : 
柱 纵 筋 ”中 20 39.00 x2.47 =96. 33( ke) 
ЖЕЛ Фб.5 84.51 0.26 =21.97( kg) 
钢筋 重量 小 计 : 118. 30kg 
【 例 4-29】 根据 图 4-148， 计算 WKI2 框架 梁 钢筋 工程 量 ( 梁 纵 长 钢筋 为 对 焊 连接 )。 
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图 4-148 ”屋面 梁平 面 整体 配 筋 图 
结构 标高 : 16.470m, С25 混凝土 三 级 抗震 。 





























【 解 】 2. ЖІ) != 各 跨 长 之 和 - 左 支 座 内 侧 宽 — 右 支 座 内 侧 宽 + 锚固 长 度 
中 18 I =[(7.50 -0.20 -0.125) +(0.45 -0.025 +0.25 -0.025) + 
(0.40-0.025 +0.25 -0.025)] х2 
= (7.18 +0.65 +0.60) x2 =16.86(m) 
ЭС ЧД р  1=1,/3 + 锚固 长 度 
中 16 1=[(7.50-0.20—-0.125)/3 + (0.45 -0.025 +0.25 –0.025)] x2 + 
Г(7.50-0.20-0.125)/3 + (0.40 -0.025 +0.25 -0.025)] хі 
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= (7.18/3 +0.65) х2 + (7. 18/3 +0.60) х1 
= 6.09 +2.99 =9.08(m) 
下 部 钢筋 != 净 路 长 + 锚固 长 度 


中 25  1-1(7.50-0.20-0.125) +(0.45 -0.03 +15 х0.022) + 


(0.40 -0.03 +15 х0.025) | x2 
=8.73 x2 =17.46(m) 


中 22 1 =[ (7.50 -0.20 -0.125) + (0.45 -0.03 +15 х0.02) + 


(0.40-0.03-15х0.022) | х2 


= (7.18 +0.75 40.70) х2 =8.63 х2 =17.26(m) 
箱 筋 长 /1=2x( 深 宽 -2x 保 护 层 + 深 高 -2x 保 护 层 ) +2 x11.9d+4d 
ф8 1 =2 х (0. 25 -2 х0. 025 +0. 65 -2 х0. 025) +2 х11.9 х0. 008 +4 х0. 008 


= 1.60 +0. 19 +0.03 =1.82(њ) 


夭 筋 根 数 ( 取 整 ) =2x[( 加 密 区 长 -50)/ 加 密 区 间距 +1j] + 
[( 非 加 密 区 长 / 非 加 密 区 间距 ) -11 + ООП Ж 


-2х1(0.50-0.05) -0.10-1|- 


Г(7.50-0.20-0.125-0.50 х2)/0.20-11-8х2 个 节点 


=12+30+16=58( 根 ) 


16. 86 x2.00 =33.72(kg) 
9.08 x1.58 =14.35(kg) 
17.46 х3.85 -67.22( ке) 
17.26 х2.98 -51.43(Ке) 


ЖЕЛЕ TF 1-1.82 х58 -105.56(ш) 
WKL2 钢筋 重量 : 
梁 纵 盘 中 18 
中 16 
中 25 
中 22 
ШУЛ ф8 


钢筋 重量 小 计 :208. 42kg 





105.56 x0.395 =41.70(ke) 


【 例 4-30】 根据 图 4-149 所 示 ， 计 算 钢筋 工程 量 。 


[Ж] 板 底 钢 筋 【= 板 跨 净 长 + 两 端 锚 因 max1172 梁 宽 ,5d| 
ф8 КЎ 1 =7.50 -0.25+0.25 +2 хб. 25 х0.008 =7.60(m) 


КАНО (БОЙ) n =( 板 净 跨 长 -2 x50)/ 间 距 +1 


= (2.50 -0.25 -2x0.05)/25+1=9+1=10( 根 ) 





ф8 ЯШ 1 =2.50 -0.25 +0.25 +2 x6.25 х0.008 
-2.50-0.10-2.60(ш) 


短 筋 根 数 ( 取 整 ) п =(7.5 -0.25 -2x0.05)/0.18+1=41( 根 ) 


(09017). 71= 右 标注 + 右 弯 折 + 锚 固 长 度 
ф8 1=0.84+(0.10-2x0.015) +2 x0.008 
-0.84 +0.07 +0.22 =1.13m 


(ОЯНА Ж (НО) n =[ 板 长 ( 宽 ) -2x 保 护 层 ]/ 间 距 +1 
=(7.5 +0.25 -2 х0.015)/0.18 +1=43+1=44( 根 ) 
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图 4-149 ”屋面 配 筋 图 
屋面 结构 标高 : 16. 470m，C25 混凝土 三 级 抗震 。 
(03 11 20204819. 1= 板 长 ( 宽 ) -2 x 保护 层 
фб.5 1 -7.50-0.25-2х0.015-7.72(ш) 
中 轴 负 筋 分 布 筋 根 数 n = 左 ( 右 ) 支 座 标注 /间距 +1 
=0.84/0.30 +1=3+1=4( 根 ) 























钢筋 长 小 计 : 

06.5 7.72 x4 =30.88(m) 

ф8 7.60 х10 -2.60 х41-1.13 х44 =232.32(m) 
屋面 板 部 分 钢筋 重量 : 

6.5 30.88 х0.26 =8.03(kg) 

8 232.32 х0.395 =91.77(kg) 


钢筋 重量 小 计 :99. 80kg 

5. 铁 件 工程 量 

钢筋 混凝土 构件 预 埋 铁 件 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 ， 以 吨 计算 。 
【 例 4-31】 根据 图 4-150 тл, 计算 5 根 预 制 柱 的 预 埋 件 工程 量 。 
【 解 】 (1) 每 根 柱 预 埋 件 工程 量 

M-1 :钢板 :0.4x0.4x78.5=12.56(kg) 

ф12:2 x (0.30 +0.36 х2 +12.5 x0.012) х0. 888 =2.08(kg) 
M-2 :钢板 :0.3 x0.4 x78.5 =9.42(kg) 

ф12:2 x (0.25 +0.36 х2 +12.5 х0.012) x0.888 =1.99(kg) 
M-3 :钢板 :0.3 x0.35 x78.5 =8.24(kg) 

ф12:2 x (0.25 +0.36 х2 +12.5 x0.012) x0.888 =1.99(kg) 
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图 4-150 钢筋 混凝土 预制 柱 预 埋 件 
M-4 :钢板 :2 x0. 1 x0.32 x2 x78.5 =10.05(ke) 
中 18:2 x3 х0.38 x2.00 =4.56(kg) 
M-5 :钢板 :4 x0. 1 x0.36 x2 x78.5 =22.61(kg) 
P18:4 x3 х0.38 x2.00 =9.12(kg) 
小 计 : 82. 62kg 
(2) 5 根 预 埋 铁 件 工程 量 
82.62 х5 =413.1(kg) -0.413(1) 














6. 现 浇 混 凝 土工 程 量 
(1) 计算 规定 ”混凝土 工程 量 除 男 有 规定 者 外 ， 均 按 图 示 尺 寸 实体 体积 以 立方 米 计 算 。 

不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 墙 、 板 中 0.3m 内 的 孔洞 所 占 体积 。 
(2) 对 规定 的 理解 ”如 图 4-151 ~ 图 4-155 所 示 。 











器 








图 4-151 有 肋 带 形 基础 示意 图 图 4-152 В (ОЁ) 满堂 基础 示意 
ТЕ: h/b>4 时 ， 肋 按 墙 计算 。 
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图 4-153 ” 箱 形 满堂 基础 示意 图 图 4-154 梁 板式 满堂 基础 





1) 有 肋 带 形 混凝土 基础 (图 4-151)， 其 肋 高 与 肋 宽 之 比 在 4 : 1 以 内 的 ， 按 有 肋 带 形 
































基础 计算 ; 超过 4 : 1 时 ， 其 基础 底板 按 板式 基础 计算 ， 以 <= 
上 部 分 按 墙 计算 。 

2) 箱 形 满堂 基础 应 分 别 按 无 梁 式 满堂 基础 、 柱 、 墙 、 
梁 、 板 有 关 规定 计算 ， 套 相应 定额 项 目 (图 4-153)。 5 

3) 设备 基础 除 块 体外 ， 其 他 类 型 设备 基础 分 别 按 基 12222 
础 、 粱 、 柱 、 板 、 墙 等 有 关 规 定 计算 ， 套 相应 的 定额 “十 17 
项 目 。 = == 

4) 独立 基础 。 钢 筋 混 凝 土 独立 基础 与 柱 在 基础 上 表 | [ 
面 分 界 ， 如 图 4-155 所 示 。 РИТА 

[414-32] 根据 图 4-156 计算 3 个 钢筋 混凝土 独立 柱 8455 АВИ 
基 工程 量 。 


(ШІ V =[1.30 x1.25x0.30 + (0.2 +0.4 +0.2) х (0.2 +0.45 +0.2) x0.25] хз 个 
= (0.488 +0. 170) х3 =1.97 (т) 
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220 
200 а 
250 ,200 400 250 сї 
| жс | — 
1300 ena 
柱 基 平 面 图 柱 基 立 面 图 
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5) 杯 形 基础 。 现 浇 钢 筋 混 凝 土 杯 形 基 础 (图 4-157) 的 工程 量 分 四 个 部 分 计算 : ОЖ 
部 立方 体 ; @ 中 部 棱 台 体 ; 3 上 部 立方 体 ; 由 最 后 扣除 杯 口 空 心 棱 台 体 。 
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图 4-157” 杯 形 基础 


【 例 4-33】 根据 图 4-158 计算 现 浇 钢筋 混凝土 杯 形 基础 工程 量 。 
【 解 】 V = 下 部 立方 体 + 中 部 棱 台 体 + 上 部 立方 体 - 杯 口 空心 棱 台 体 





=1.65 x1.75 x0.30 + x0.15 x[1.65 x1.75 +0.95 x1.05 + 





1 
(1.65x1.75) x (0.95 х1.05) | +0.95 х1.05 Ааа ы x 





[0.4 х0.5 +0.55 х0.65 + /(0.4 х0.5) x (0.55 х0.65) | 
=0.866 +0.279 +0.349 -0.165 =1.33(m°) 
(3) 柱 ， 柱 按 图 示 断 面 太 才 乘 以 柱 高 以 立方 米 计算 。 柱 高 按 下 列 规定 确定 : 
1) 有 梁 板 的 柱 高 (图 4-158)， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 顶 高 度 计 算 。 
2) 无 梁 板 的 柱 高 (图 4-159)， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 间 的 


高 度 计算 。 


























GI 





图 4-158 ”有 梁 板 柱 高 示意 图 图 4-159 无 梁 板 柱 高 示意 图 
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3) 框架 柱 的 柱 高 〈 图 4-160) 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 度 计算 。 
4) 构造 柱 按 全 高 计算 ， 与 砖 墙 髋 接 部 分 的 体积 并 入 柱 身 体积 内 计算 。 
5) 依附 柱 上 的 牛 腿 ， 并 入 柱 身体 积 计算 。 
构造 柱 的 形状 、 尺 寸 示 意图 如 图 4-161 ~ 图 4-163 所 示 。 
构造 柱 体 积 计 算 公 式 : 
当 墙 厚 为 240mm ЮУ: 
У- ЖЕНЕ х (0.24 х0.24-0.03х0.24х 45 09) 











































































构造 柱 
ха. ыг = 
60 
ХОЙ 
= 5 ЕК 
60 == 
g 柱 柱 高 示 音 图 图 4-161 构造 柱 与 砖 墙 榜 接 图 4-162 ”构造 柱 立 面 示意 图 
部 分 体积 〈 马 牙 树 ) 示意 图 
Дэн 
779, рт 7-7 
= 
a) b) с) d) 








图 4-163 不同 平面 形状 构造 柱 示意 图 
а) 90° 转 角 b) T 形 接头 с) 十 字形 接头 “d) 一 字形 




















【 例 4-34】 根据 下 列 数据 计算 构造 柱 体积 。 
90° 转 角 : 墙 厚 240mm， 柱 高 12. От 

T 形 接头 : 墙 厚 240mm， 柱 高 15. От 

十 字形 接头 : 墙 厚 365mm， 柱 高 18. 0m 
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一 字形 : 墙 厚 240mm， 柱 高 9. Sm 
【 解 】 (1) 90° 转 角 
V=12.0 x (0.24 х0. 24 +0.03 х0.24 х2) =0.864(m°) 








(2)T 形 

V=15.0 x (0.24 х0. 24 +0.03 x0.24 x3) -1.188( т?) 
(3) 十 字形 

V=18.0 x (0.365 х0.365 +0.03 х0.365 х4) =3.186(m°) 
(4) 一 字形 


V=9.5 x (0.24 х0.24 +0.03 х0.24 х2) =0.684(m’) 
小 计 :0.864 +1.188 +3.186 +0.684 =5.92(m°) 
(4) 梁 (图 4-164 ~ 图 4-166) 梁 按 图 示 断 面 尺 寸 乘 以 深长 以 立方 米 计算 ， 深 长 按 下 列 
规定 确定 : 

















图 4-164” 现 浇 梁 垫 并 入 现 浇 梁 84-165 ” 主 梁 、 次 梁 示 意图 














体积 内 计算 示意 医 




















ав |мен | 





84-166 主 梁 、 次 梁 计算 长 度 示意 图 








1) 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 。 

2) 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 梁 侧面 。 

3) 伸 入 墙 内 梁 尖 、 梁 垫 体积 并 入 梁 体 积 内 计算 。 

(5) В 现 浇 板 按 图 示 面 积 乘 以 板 厚 以 立方 米 计 算 。 

1) 有 梁 板 包括 主 、 次 梁 与 板 ， 按 梁 板 体积 之 和 计算 。 

2) 无 梁 板 按 板 和 柱 帆 体积 之 和 计算 。 

3) 平板 按 板 实体 体积 计算 。 

4) 现 浇 挑 榴 、 天 沟 与 板 ( 包 括 屋 面板 、 楼 板 ) 连接 时 ， 以 外 增 为 分 界线 ， 与 转 梁 (б 
括 其 他 梁 ) 连接 时 ， 以 粱 外 边线 为 分 界线 。 外 墙 边 线 以 外 或 梁 外 边线 以 外 为 挑 榴 、 天 沟 
(44-167). 




















170 预算 员 手 册 














a) b) 9) 


图 4-167” 现 浇 挑 檐 天 沟 与 板 、 梁 划分 
a), b) ЈА с). а) ЭМ 




















5) 各 类 板 伸 人 墙 内 的 板 头 并 和 人 板 体积 内 计算 。 





d) 


(6) Хх 现 浇 钢 筋 混 凝 土 墙 按 图 示 中 心 线 长 度 乘 以 墙 高 及 厚度 ， 以 立方 米 计 算 。 应 扣 





除 门窗 洞口 及 0.3m 以 外 孔洞 的 体积 ， 墙 吉 及 凸 出 部 分 并 入 墙 体积 内 计算 。 


(7) 整体 楼 梯 ” 现 浇 钢筋 混凝土 整体 楼 梯 ， 包 括 休 息 平台 、 平 台 梁 、 斜 梁 及 楼 梯 的 连 








接 梁 ， 按 术 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 并 ， 伸 入 墙 内 部 分 


不 男 增 加 。 


说 明 : 平台 粱 、 斜 染 比 楼 梯 板 厚 ， 好 像 少 算 了 ; 不 扣除 宽度 小 于 500mm 楼 梯 井 ， 好 像 


多 算 了 ; 伸 人 墙 内 部 分 不 另 增加 等 。 这 些 因素 在 编制 定额 时 已 经 做 了 综合 考虑 。 





【 例 4-35】 某 工 程 现 浇 钢 筋 混凝土 楼 梯 (图 4-168) 包括 休息 平台 至 平台 梁 ， 试 计算 该 





楼 梯 工 程 量 (建筑 物 4 层 ， 共 3 层 楼 梯 )。 




















5 
— 
а 

== 
Е 
— 
= 
a 

зу 1230 由 1230 1% 
图 4-168 ”楼 梯 平 面 图 
【 解 】 5 =(1.23 +0.50 +1.23) х (1.23 +3.00 +0.20) х3 


-2.96 x4.43 х3 =13.113 x3 =39. 34( >) 
(8) На. КЕ (ЭМ) На. НЕ (ЖОМ) 按 伸 出 外 墙 的 水 平 








影 面积 计算 ， 
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伸 出 外 墙 的 牛 腿 不 男 计算 。 带 反 挑 榴 的 雨 篷 按 展开 面积 并 入 雨 笑 内 计算 。 各 示意 图 如 图 4- 
169 、 图 4-170 所 示 。 















45 反 边 展开 宽 
= 


雨 篷 投 影 宽 








图 4-170” 带 反 边 雨 笑 示 意图 








板 以 立方 米 计 算 ， 伸 人 墙 内 的 栏 板 ， 合 并 计算 。 

(10) 预制 板 ”预制 板 补 现 浇 板 缝 时 ， 按 平板 计算 。 

(11) 预制 钢筋 混凝土 框架 柱 现 浇 接头 (包括 梁 接头 )” 按 设计 规定 断面 和 长 度 以 立方 
米 计算 。 

(12) АЕ ” 现 浇 盖 合板 、 梁 的 示意 图 如 图 4-171 、 图 4-172 所 示 。 











яван 





预制 预 应 力 板 


图 4-171 车 合 板 示意 图 
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7. 预制 混凝土 工程 量 


1) 预制 混凝土 工程 量 均 按 图 示 尺 寸 实体 体积 以 立方 米 计 算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 铁 件 
及 小 于 300mm x300mm 以 内 孔洞 面积 。 


【 例 4-36】 根据 图 4-173 计算 20 Ж YKB-3364 预 应 力 空 心 板 的 工程 量 。 


| 570 | 
ET 
| 290 | [3.28m 


图 4-173 ҮКВ-3364 预 应 力 空心 板 
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(ҢІ V = 空心 板 净 断面 面积 x 板 长 x 块 数 
= |0. 12 x (0.57 +0.59) x 林 -0.7854 х (0.076)? х6] х 3.28 х20 


= (0.0696 – 0.0272) х3. 28 x20 =0. 0424 х3. 28 х20 =2.78( m°) 
(4914-37) 根据 图 4-174 计算 18 块 预制 天 沟 板 的 工程 量 











图 4-174 预制 天 沟 板 
[2] V = 断面 面积 x 长度 x 块 数 


1 
= | (0.05 +0.07) х-, x (0.25 -0.04) +0. 60 x0.04 + 


(0.05 +0.07) x= x (0.13 - 0.04) | x3.58 x18 =0.150 x18 =2.70(m°) 
【 例 4-38】 根据 图 4-175 计算 6 根 预制 工 字形 柱 的 工程 量 。 
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84-175 ”预制 工 字形 柱 

















【 解 】 V =( 上 柱 体 积 + 牛 腿 部 分 体积 + 下 柱 外 形体 积 - 工 字 形 槽 口 体积 ) x 根 数 


1 
= { (0.40 x0.40 x2.40) + [0.40 х (1.0 +0.80) х2 х0.20+ 
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0.40 x1.0 x0.40 | + (10.8 х0.80 x0.40) - 


1 
— * (8-5 х0.50 +8.45 х0.45) х0.15 x2 31 | x6 根 


= (0.384 +0.232 +3.456 - 1.208) x6 
=2.864 x6 =17.18(m°) 

2) 预制 桩 按 桩 全 长 (包括 桩 尖 ) 乘 以 桩 断面 (空心 桩 应 扣除 孔洞 体积 ) 以 立方 米 
计算 。 

3) 混凝土 与 钢 杆 件 组 合 的 构件 ， 混 凝 土 部 分 按 构件 实体 体积 以 立方 米 计 算 ， 钢 构件 部 
分 按 吨 计算 ， 分 别 套 相 应 的 定额 项 目 。 

8. 固定 用 支架 等 

固定 预 埋 螺 栓 、 铁 件 的 支架 ， 固 定 双 层 钢 筋 的 铁马 使 、 垫 铁 件 ， 按 审定 的 施工 组 织 设计 
规定 计算 ， 套 用 相应 定额 项 目 。 

9. 构筑 物 钢筋 混凝土 工程 量 

1) 一 般 规 定 。 构 筑 物 混凝土 除 男 有 规定 者 外 ， 均 按 图 示 尺 寸 扣 除 门窗 洞口 及 0.3m 以 
外 孔洞 所 占 体积 以 实体 体积 计算 。 

2) Ж 

QD 简 身 与 槽 底 以 槽 底 连接 的 圈 梁 底 为 界 ， 以 上 为 权 底 ， 以 下 为 简 身 。 

@) 简 式 塔 身 及 依附 于 简 身 的 过 梁 、 雨 竹 、 挑 檐 等 ， 并 入 简 身 体积 内 计算 ; 柱 式 塔 身 ， 
柱 、 梁 合并 计算 。 

@) 塔 顶 包 括 项 板 和 圈 粱 ， 醒 底 包 括 底板 挑 出 的 斜 壁 板 和 圈 梁 等 合并 计算 。 

3) 储 水 池 不 分 平底 、 锥 底 、 坡 底 ， 均 按 池 底 计算 ; 壁 基 梁 、 池 壁 不 分 圆 形 壁 和 和 矩形 
壁 ， 均 按 池 壁 计算 ; 其 他 项 目 均 按 现 浇 混 凝 土 部 分 相应 项 目 计算 。 

10. 钢筋 混凝土 构件 接头 灌 缝 

(1) 一 般 规 定 ” 钢 筋 混凝土 构件 接头 灌 颖 ， 包 括 构件 坐 浆 、 灌 颖 、 堵 板 孔 、 塞 板 深 缝 
等 ， 均 按 预制 钢筋 混凝土 构件 实体 体积 以 立方 米 计算 。 

(2) 柱 的 灌 颖 ” 柱 与 柱 基 的 灌 颖 按 首 层 柱 体积 计算 ; 首 层 以 上 柱 灌 缝 ， 按 各 层 柱 体积 
计算 。 

(3) 空心 板 堵 孔 ”空心 板 堵 孔 的 人 工 、 材 料 ， 已 包括 在 定额 内 ; 如 不 堵 孔 时 ， 每 10m 
空心 板 体积 应 扣除 0. 23m 预制 混凝土 块 和 2. 2 个 工 日 。 


4.2.7 门窗 及 木 结 构 工 程 工程 量 计算 


1. 门窗 及 木 结 构 工程 工程 量 计算 的 一 般 规定 

各 类 门 、 窗 制作 、 安 兴工 程 工程 量 均 按 门 、 窗 洞口 面积 计算 。 

1) 门 、 窗 盖 口 条 、 贴 脸 、 披 水 条 ， 按 图 示 尺 才 以 延长 米 计算 ， 执 行 木 装修 项 目 〈 图 4- 
176). 

2) 普通 窗 上 部 带 有 半圆 窗 (图 4-177) 的 工程 量 ， 应 分 别 按 半圆 窗 和 普通 窗 计算 。 其 
分 界线 以 普通 窗 和 半圆 窗 之 间 的 横 框 上 裁 口 线 为 分 界线 。 


хи 
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、 贴 脸 、 披 水 条 示意 图 
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814-177 >B 




















ЖЕН 
3) 门窗 肩 包 镀 锌 薄 钢 板 ， 按 门 、 窗 洞口 面积 以 平方 米 计 算 (图 4-178) ;门窗 框 包 镀 锌 
薄 钢 板 ， 钉 橡胶 条 、 钉 毛 秆 按 图 示 门 窗 洞口 尺寸 以 延长 米 计算 。 
































到 4-178 各 种 门窗 示意 图 
a) 门 带 窗 b) 国定 百叶 窗 с) 3 


e) 带 观 察 窗 胶 合板 门 Ғ) 拼 板 

















截 百叶 门 ”d) Е ЖМ] 
[J в) 半 玻 门 h) 全 玻 门 











2. 套用 定额 的 规定 


(1) 木材 木 种 分 类 ”全国 统 一 建筑 工程 基础 定额 将 木材 分 为 以 下 四 类 : 
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一 类 : 红 松 、 水 桐木 、 樟 子 松 。 

二 类 : 白松 ( 方 杉 、 冷 杉 )、 杉 木 、 杨 木 、 柳 木 、 概 木 。 

三 类 : В. ЖТИ. РК. ЗЕ. ЖАК. АК. К. ВК. З, 
Ж, ЖК, Ж, ЖЖ» 

四 类 : ЖК (ОРЖ), ЖК. ЕЖ. ВЖ. Жж. ЖЖЖ ОЙ, ЖІ), ЖЖ, К, 
水 曲 柳 、 华 北 榆 木 。 

(2) №. МИК (24-24) 

#% 4-24 15. Мік 




















项 目 按 宽厚 尺寸 比例 分 类 按 板材 厚度 . 述 材 宽 与 厚 乘积 分 类 
й е 名 称 薄板 中 板 厚 板 特 厚 板 
板材 ажаад 厚度 /mm <18 19-35 36 -65 >66 
ГА = 名 称 Ле Ф КА WK; 
ин жез 宽 x 厚 /em2 <54 55-100 101-225 三 226 


























(3) 门窗 框 扇 断 面 的 确定 及 换算 

1) 框 遍 断面 的 确定 。 定 额 中 所 注 明 的 木材 断面 或 厚度 均 以 毛料 为 准 。 如 设计 图 样 注 明 
的 断面 或 厚度 为 净 料 时 ， 应 增加 人 刨 光 损耗 ; 板 、 述 材 一 面 刨 光 增 加 3mm; 两 面 蚀 光 增 
加 Smm。 

【 例 4-39】 根据 图 4-179 中 木门 框 断 面 的 净 尺 寸 计算 含 刨 光 损 耗 的 毛 断 面 。 

【 解 】 门框 毛 断 面 = (9.5 +0. 5) х(4.2-0.3) 
=45 (ст) 

门扇 毛 断 面 = (9. 5 +0. 5) х (4.0 +0. 5) 
=45 (cm’) 

2) 框 遍 断 面 的 换算 。 当 图 样 设计 的 木门 窗 框 户 
断面 与 定额 规定 不 同时 ， 应 按 比例 换算 。 框 断面 以 一 
边框 断面 为 准 ( 框 裁 口 如 为 条 条 者 加 贴 条 的 断面 ) ; 
БАЙТ Д ЗЕЕ ЮТ ТАТ 2 Е 

ЖЕЗА ТШ АА А ОАК: 

ТЕА (БЕН 
Mj =L a харин ккк На 

[91440] 某 工程 的 单 层 镶 板 门框 的 设计 断面 为 6omm х 115mm ( 净 尺 寸 ) Ж 
断面 60mm x100mm (毛料 ) ， 定 额 杭 材料 用 量 2. 037m /100m' ， 试 计算 按 图 样 设计 的 门 
ВЖЕ ш 







































































Ін [Н] 











【 解 】 
设计 断面 63 х 120 : | 
Я = x 定额 材积 = x2.037 =2.567(m/100 
换算 后 体 定额 断面 定额 材 йд) (т m°) 


3. 铝 合金 门窗 

日 合金 门窗 制作 、 安 装 ， 铝 合金 、 不 锈 钢 门 窗 、 彩 板 组 角钢 门窗 、 塑 料 门窗 、 钢 门窗 安 
装 ， 均 按 设计 门窗 洞口 面积 计算 。 

4. 卷 闸门 

卷 闸门 安装 按 洞口 高 度 增加 600mm 乘 以 门 实际 宽度 以 平方 米 计算 。 电 动 装置 安装 以 套 
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计算 ， 小 门 安装 以 个 计算 。 
【 例 4-41】 根据 图 4-180 所 示 尺 寸 计算 卷 闸门 工程 量 。 
【 解 】 5 =3.20 х (3.60 +0.60) =3.20 x4.20 =13.44(m2) 











4 3200 k] 


到 4-180” 卷 闻 门 示意 图 

















5. 包 门 框 、 安 附 框 

不 锈 钢 片 包 门 框 ， 按 框 外 表面 面积 以 平方 米 计算 。 彩 板 组 角钢 门窗 附 框 安装 ， 按 延长 米 
计算 。 

6. 木屋 架 

1) 木屋 架 制作 安装 均 按 设计 断面 竣工 木料 以 立方 米 计算 ， 其 后 备 长 度 及 配制 损耗 均 不 
另行 计算 。 

2) 方 木屋 架 一 面 创 光 时 增加 3mm， 两 面 刨 光 时 增加 Smm， 圆 本 屋 架 按 屋 架 刨 光 时 木材 体 
加 每 立方 米 增加 0.05m 计算。 附属 于 屋 架 的 夹板 、 热 木 等 已 并 入 相应 的 屋 架 制作 项 目 中 ,不 
男 计算 ; 与 屋 架 连接 的 挑 檐 木 〈 附 木 ) 、 支 撑 等 ， 其 工程 量 并 和 人 屋 架 竣工 木料 体积 内 计算 。 

3) 屋 架 的 制作 安装 应 区 别 不 同 跨度 ， 其 跨度 应 以 屋 架 上 下 弦 杆 的 中 心 线 交点 之 间 的 长 
度 为 准 。 带 气 楼 的 屋 架 并 入 所 依附 屋 架 的 体积 内 计算 。 

4) 屋 架 的 马尾 、 折 角 和 正 交 部 分 半 屋 架 (图 4-181)， 应 并 入 相连 接 屋 架 的 体积 内 计算 。 





























a) в) 





图 4-181 屋 架 的 马尾 、 折 角 和 正 交 示意 图 
a) УШ  Ь) ШЕ 
5) 钢 木 屋 架 区 分 圆 木 、 方 木 ， 按 竣工 木料 以 立方 米 计算 。 
6) 圆 木 屋 架 连接 的 挑 檐 木 、 支 撑 等 如 为 方 木 时 ， 其 方 木 部 分 应 乘 以 系数 1.7 折合 成 圆 
木 并 人 屋 架 竣工 木料 内 ; ЖӘНЕ, ТЕЛИ 
7) 木屋 架 各 杆 件 长 度 可 用 屋 架 跨度 乘 以 杆 件 长 度 系数 计算 。 杆 件 长 度 系数 见 表 4-25 。 
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8) 圆 木 材积 是 根据 尾 径 计 算 的 ， 国 家 标准 《原木 材积 表 》( GB 4814—1984) 规 
木材 积 的 计算 方法 和 计算 公式 。 在 实际 工作 中 ， ЕЗ 


Н, 0144-26, 
标准 规定 ， 检 尺 径 自 4 ~12cm 的 小 径 原 木材 积 由 下 面 公式 确定 : 
V=0.7854L(D +0.451,+0.2)° + 10000 
检 尺 径 自 14cm 以 上 原木 材积 由 下 面 公式 确定 : 
У =0. 785411р +0. 51, +0. 005/2 +0.000125L(14 -7)*(D-10)] + 10000 
式 中 ИМЯ (m°); 
[一 一 检 尺 长 (а); 
DD 一 一 检 尺 径 (ст), 








般 都 采取 查 表 的 方式 来 确定 
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%426 原木 材积 
检 尺 长 /m 
检 尺 径 
2.0 2:2 2.4 225 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 
/em 
材积 Am 
8 0.013 |0.015 |0.016 0.017 |0.018 |0.020 0.021 0.023 |0.025 |0.027 | 0. 029 |0. 031 |0.034 0.036 | 0.038 
10 0.019 10.022 |0.024 0.025 |0. 026 |0.029 0.031 |0. 034 |0.037 |0. 040 | 0. 042 |0. 045 |0.048 0.051 | 0.054 
12 0.027 10.030 |0.033 0.035 |0. 037 10.040 0.043 0.047 10.050 |0. 054 0.058 |0. 062 10.065 0.069 | 0.074 
14 0.036 10.040 |0.045 0.047 |0. 049 |0.054 0.058 0.063 10.068 |0. 073 0.078 |0. 083 10.089 0.094 | 0.100 
16 0.047 10.052 |0.058 0.060 0.063 10.069 0.075 |0. 081 |0.087 |0. 093 | 0. 100 |0. 106 |0.113 0.120 | 0.126 
18 0.059 | 0. 065 |0.072 0.076 |0. 079 |0.086 |0. 093 |0. 101 |0.108 |0. 116 |0. 124 |0. 132 |0.140 |0.148 | 0.156 
20 0.072 | 0. 080 |0.088 | 0.092 |0. 097 |0.105 0.114 |0. 123 |0.132 |0. 141 |0.151 |0. 160 |0.170 0.180 | 0.190 
22 0.086 | 0. 096 |0.106 0.111 |0. 116 |0.126 |0. 137 |0.147 |0.158 |0. 169 10. 180 |0. 191 |0.203 0.214 0. 226 
24 0.102 10.114 |0.125 0.131 |0. 137 |0.149 |0. 161 |0.174 |0.186 |0. 199 212 |0.225 |0.239 10.252 | 0.266 
26 0. 120 10. 133 |0.146 0.153 |0. 160 |0.174 |0. 188 |0.203 |0.217 |0.232 | 0.247 |0. 262 |0.277 |0.293 0.308 
28 0. 138 10. 154 |0.169 0.177 |0. 185 |0.201 0.217 |0.234 |0.250 | 0.267 | 0.284 |0. 302 |0.319 0.337 | 0.354 
30 0. 158 |0. 176 |0.193 0.202 0.211 |0.230 |0. 248 0.267 | 0.286 305 324 |0. 344 |0. 364 |0.383 | 0.404 
32 0. 180 | 0. 199 |0.219 0.230 |0. 240 |0.260 |0.281 |0. 302 | 0.324 345 10.367 |0. 389 |0.411 |0.433 | 0.456 
34 0.202 0.224 |0.247 |0.258 |0. 270 |0.293 |0. 316 |0. 340 | 0. 364 388 10.412 |0.437 |0.461 |0.486 | 0.511 
检 尺 长 /m 
检 尺 径 
4.8 5.0 5:27 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7:2 7.4 7.6 
/em 
材积 [mr 
8 0.040 | 0. 043 |0.045 0.048 0.051 |0.053 0.056 0.059 10.062 |0. 065 | 0. 068 |0. 071 |0.074 0.077 | 0.081 
10 0.058 | 0. 061 |0.064 0.068 |0. 071 |0.075 |0. 078 |0. 082 |0. 086 |0. 090 | 0. 094 |0. 098 |0.102 |0.106 | 0.111 
12 0.078 | 0. 082 |0.086 0.091 |0. 095 |0. 100 |0. 105 |0. 109 |0.114 0.119 |0. 124 |0. 130 |0.135 0.140 | 0.146 
14 0.105 0.111 |0.117 0.123 0.129 |0.136 |0. 142 |0. 149 |0. 156 |0. 162 | 0. 169 |0. 176 |0.184 |0.191 | 0.199 
16 0.134 10. 141 |0.148 0.155 |0. 163 |0.171 0.179 (0.187 |0.195 |0.203 |0.211 |0. 220 |0.229 |0.238 | 0.247 
18 0. 165 10.174 |0. 182 0.191 |0.201 |0.210 0.219 |0.229 |0.238 0. 248 0.258 |0. 268 |0.278 0.289 | 0.300 
20 0.200 0.210 (0.221 0.231 |0.242 |0.253 0.264 0. 275 | 0.286 | 0.298 309 |0.321 |0.333 |0.345 | 0.358 
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(88) 
检 尺 长 /m 
检 尺 径 
4.8 5.0 3,2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7:2 7.4 7.6 
/em 
材积 [ms 





22 0.238 |0.250 10.262 0.275 10. 287 |0.300 0.313 |0.326 (0.339 | 0. 352 0.365 |0. 379 |0.393 0.407 | 0.421 





24 0.279 0.293 0.308 0.322 10. 336 |0.351 0.366 0.380 (0.396 0.411 0.426 |0.442 |0.457 (0.473 | 0.489 





26 0.324 |0. 340 |0. 356 0.373 | 0. 389 |0.406 0.423 | 0. 440 |0.457 0.474 0.491 |0. 509 |0.527 0.545 | 0.563 





28 0.372 0.391 [0.409 0.427 0.446 |0.465 0.484 0.503 |0.522 10. 542 |0.561 |0.581 |0.601 0.621 | 0.642 





30 0.424 0.444 |0.465 0.486 10. 507 |0.528 0.549 0.571 |0.592 0.614 0.636 |0.658 |0.681 |0.703 | 0.726 





32 0.479 |0. 502 0.525 0.548 10. 571 |0. 595 0.619 0.643 |0.667 0.691 0.715 |0.740 |0.765 0.790 | 0.815 












































34 0.537 |0. 562 10.588 0.614 | 0. 640 |0.666 0.692 0.719 |0.746 10. 772 0.799 |0. 827 |0.854 0.881 | 0.909 






































Нь 长 度 以 20cm 为 增进 单位 ， 不 足 20em 时 ， 满 10cm 进位 ， 不 足 10cm 0-25; 42940) 2em 为 增进 单位 ,不 足 2em 
时 ， 满 lem 的 进位 ， 不 足 lem 2. 
【 例 4-42】 根据 图 4-182 中 的 尺寸 计算 跨度 二 =12m 的 圆 木屋 架 工 程 量 。 


2 2-50 х 150 х 600 木 夹板 


225 尾 径 $ 130 


















































900 0130 2-70X115X980 木 夹板 


图 4-182 
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(Ж) 屋 架 圆 木 材积 计算 见 表 4-27 。 
表 4-27 屋 架 加 木材 积 计算 表 


























名 称 尾 径 /cm 数量 长 度 /m 单 根 材积 Am 材积 Am” 
Es 中 13 2 12 x0.559 -6.708 0. 169 0.338 
F 中 13 2 6 +0.35 =6. 35 0. 156 0.132 
ЖИТ 1 中 12 2 12 x0.236 =2. 832 0.040 0.080 
ЖИЕ 2 中 12 2 12 x0.186 =2.232 0. 030 0.060 
托 木 1 0.15 x0.16 x0.40 x1.70 0.016 
Bus 2 0.15 х0.17 х0.90х2х1.70 0.078 
小 计 0.884 























【 例 4-43】 根据 图 4-183 中 尺寸 ， 计 算 跨度 工 =9. 0m 的 方 木屋 架 工 程 量 。 
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ЖЭ%ЯҚ2-50х150х600 

















时 木 200x150x1200 
; 1200 + 附 木 2-180х50х1240 








图 4-183 方 木 屋 架 


【 解 】 

Е: 9.0 х0. 559 х0. 18 х0. 16 х2 =0. 290( т) 
“ҮЗ: (9.0 +0.4 x2) х0.18 х0.20-0.353( т?) 
НТІ: 9.0 х0. 236 х0. 12 х0. 18 х2 =0.092( т?) 
Ж 2: 9.0 х0. 186 х0. 12 х0. 18 х2 =0.072( т?) 
ЖЕЖ: 0.2 х0. 15 х0.5 -0.015(ш ) 
POE: 1.20 x0.20 x0.15 x2 =0.072(m°) 


ДУН: 0.894m° 

Е: 木 夹板 、 钢 拉杆 等 已 包括 在 定额 中 。 

т. ЕЖ 

1) ЖЖ ЛЭ Л ЖЖ ТЖ. ІН ж К ЕЖЕ ЖЯ; 如 设计 无 规定 者 ， 
按 屋 架 或 山墙 中 距 增加 200mm 计算 ， 如 两 端 出 山 ， 标 条 算 至 博 风 板 。 

2) 连续 模 条 的 长 度 按 设 计 长 度 计算 ， 其 接头 长 度 按 全 部 连续 模 木 总 体积 的 5% 计算 。 
模 条 托 木 已 计 入 相应 的 模 木 制作 安装 项 目 中 ， 不 另 计算 。 

З) 简 支 述 条 增加 长 度 和 连续 模 条 接头 如 图 4-184 Esd 4-185 所 示 。 






































图 4-184 简 支 模 条 增加 长 度 示 意 医 14-185 ”连续 术 条 接头 示意 图 
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8. 屋面 木 基 层 
屋面 木 基 层 (图 4-186) 按 屋面 的 斜面 积 计 算 。 天 窗 挑 榴 重 毒 部 分 按 设计 规定 计算 ， 
面 烟 图 及 斜 沟 部 分 所 占 面积 不 扣除 。 

















ЕЛ 











图 4-186 屋面 木 基 层 示意 图 

















9. 封 榴 板 
封 榴 板 按 图 示 柳 口外 围 长 度 计算 ， 博 风 板 按 斜 长 计算 ,每 个 大 刀 头 增加 长 度 50mm。 挑 
檐 木 、 封 檐 板 、 博 风 板 、 大 刀 头 示意 图 如 图 4-187、 图 4-188 Мк. 
























































山墙 хл 
64-487 POA. ӘЖЕ 44-188 Хх. Кт 














10. 木 楼 梯 
木 楼 梯 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ， 其 踢脚板 、 平 台 和 伸 
入 墙 内 部 分 ， 不 另 计算 。 


4.2.8 楼 、 地 面 工程 工程 量 计算 


128 

地 面 垫 层 按 室内 主 墙 间 净空 面积 乘 以 设计 厚度 以 立方 米 计 算 。 应 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 
物 、 设 备 基 础 、 室 内 铁道 、 地 沟 等 所 占 体 积 ， 不 扣除 柱 、 埠 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 因 及 面积 在 
0.3m° 以 内 孔洞 所 占 体积 。 

注意 : 

1) 不 扣除 间 壁 墙 是 因为 间 壁 墙 是 在 地 面 完 成 后 再 做 ， 所 以 不 扣除 ; 不 扣除 柱 、 埃 及 不 
增加 门洞 开口 部 分 面积 ， 是 一 种 综合 计算 方法 。 
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2) 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 等 ， 是 先 做 好 后 再 做 室内 地 面 垫 层 ， 所 以 要 扣除 所 占 
体积 。 

2. 整体 面 层 、 找 平 层 

整体 面 层 、 找 平 层 均 按 主 墙 间 净 空 面积 以 平方 米 计算 。 应 扣除 凸 出 地 面 构 筑 物 、 设 备 基 
础 、 室 内 管道 、 地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 柱 、 埃 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 秽 及 面积 在 0. 3m 以 内 
的 孔洞 所 占 面 积 ， 但 门洞 、 空 轿 、 散 热 顺 包 槽 、 壁 舍 的 开口 部 分 也 不 增加 。 


9 
Е: 
































1) 整体 面 层 包 括 : 水 泥 砂 浆 、 水 麻石 、 水 泥 豆 石 等 ， 如 图 4-189, [44-190 所 示 。 
踢脚板 











图 4-189 ”底层 上 实 铺 式 木 地 面 的 构造 示意 图 














一 块 材 面 层 г 整体 面 层 块 材 面 层 「 整体 面 层 

一 结合 层 。 | 找平 层 жай 隔 声 层 
| жар шав 
一 而 声 层 或 管 首 数 设 层 | 一 防水 层 

















766606 
0/6 6.6.6 


一 防水 层 

一 找平 层 

ШЕГІР 一 找平 层 
垫 层 | 楼板 

一 地 基 ! 顶棚 
a) b) 








图 4-190 ”楼 地 面 构造 层 示意 图 
a) 地 面 各 构造 层 b) 楼 面 各 构造 层 












































2) 找平 层 ， 包 括 水 泥 砂浆 、 细 石 混凝土 等 。 
3) 不 扣除 柱 、 夫 、 间 壁 墙 等 所 占 面积 ， 不 增加 门洞 、 空 轿 、 散 热 器 包 槽 、 壁 合 的 开口 
部 分 ， 各 种 面积 经 过 正 负 抵消 后 就 能 确定 定额 用 量 ， 这 是 编制 定额 时 采用 的 综合 计算 方法 。 
【 例 4-44】 根据 图 4-191 计算 该 建筑 物 的 室内 地 面 面 层 工程 量 。 
【 解 】 室内 地 面 面 积 = 建筑 面积 - 墙 结构 面积 
-9.24 x6.24 x [ (9 +6) x2 +6 -0.24 +5.1 -0.24] x0.24 
-57.66-40.62х0.24-57.66-9.75-47.91(ш) 
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3900 5100 
墙 厚 240 4 + 
门 宽 : 1 9000 
М1: 1.00т 
М2: 1.20m (1) (2) 
М3: 0.90т 
М4: 1.00т 





图 4-191 某 建筑 平面 图 














3. 块 料 面 层 
块 料 面 层 ， 按 图 示 尺 二 实 铺面 积 以 平方 米 计 算 ， 门 洞 、 空 圈 、 散 热 器 包 槽 和 壁 使 的 开口 
部 分 的 工程 量 并 入 相应 的 面 层 内 计算 。 
注意 : 
块 料 面 层 包 括 大 理 石 、 花 岗 石 、 彩 釉 砖 、 拭 砖 、 陶 次 锦 砖 、 木 地 板 等 。 
【 例 4-45】 根据 图 4-191 和 【 例 4-42】 的 数据 ， 计 算 该 建筑 物 室 内 花 岗 石 地 面 工程 量 。 
【 解 】 花 岗 石 地 面 面 积 = 室内 地 面 面 积 + 门洞 开口 部 分 面积 
-47.91-(1.0-1.2-0.9-1.0) x0.24 
-47.91-0.98-48.89(ш2) 
楼 梯 面 层 (包括 踏步 、 平 台 以 及 小 于 500mm 宽 的 楼 梯 井 ) 按 水 平 投影 面积 计算 。 
【 例 4-46】 根据 图 4-168 的 尺寸 计算 水 泥 豆 石 浆 楼 梯 间 面 层 ( 只 算 一 层 ) 工程 量 。 
(| 水 泥 豆 石 浆 楼 梯 间 面 层 = (1.23 х2 +0.50) x (0.200 +1.23 х2 +3.0) 
=2.96 x5.66 =16.75(m°) 


























4. 台阶 面 层 

台阶 面 层 (包括 踏步 及 最 上 一 层 踏 步 外 沿 300mm) 按 水 平 投影 面积 计算 。 

注意 : 

台阶 的 整体 面 层 和 块 料 面 层 均 按 水 平 投影 面积 计算 。 这 是 因为 定额 已 将 台阶 踢 脚 立 面 的 

工料 综合 到 水 平 投影 面积 中 了 。 

【 例 4-47】 根据 图 4-192 计算 花 岗 石 台阶 面 层 工 程 量 。 

【 解 】 花 岗 石 台阶 面 层 = 台阶 中 心 线 长 x 台阶 宽 
=[(0.30х2+2.1) +(0.30+1.0) x2] х(0.30 х2) 
=5.30 x0.6 =3.18(m) 














5. 其 他 
1) 踢脚板 〈 线 ) БЕЖИЯ, ІНГІ, ЖЕКЕ, ІНГІ, 28, ж, ЗЫЛ 
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图 4-192 台阶 示意 图 


向 等 侧 壁 长 度 也 不 增加 。 

【 例 4-48】 根据 图 4-191 计算 各 房间 150mm 高 瓷砖 踢 脚 线 工程 量 。 
【 解 】 = 开房 间 净 空 周 长 

=(6.0-0.24+3.9-0.24) x2 + (5.1 -0.24 + 

3.0-0.24) х2-(5.1-0.24-43.0-0.24) х2 

=18.84 +15.24 х2 =49.32(m) 
2) 散 水 、 防 滑坡 道 按 图 示 尺 寸 以 平方 米 计 算 。 
散 水 面积 计算 公式 : 

Sak = (УМ МИН К + ЭЭ х4) x 散 水 宽 - 坡 道 、 台 阶 所 占 面积 

【 例 4-49】 根据 图 4-193， 计算 散 水 工程 量 。 











一 一 一 一 
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12000 2х600х1500 





墙 厚 :240 | 











图 4-193” 散 水 、 防 滑坡 道 、 明 沟 、 台 阶 示 意 医 





【 解 】 Sak = [ (12.0 +0.24 +6.0 +0.24) x2 +0.80 x4] х0.80- 
2.50 x0.80 -0.60 x1.50 х2 
-40.16 x0.80 -3.80 =28.33(m°) 
【 例 4-50】 根据 图 4-193 ， 计 算 防 滑坡 道 工程 量 。 
【 解 】 Sy = 1.10 x2.50 =2.75(m°) 
3) 栏杆 、 扶 手包 括 弯 头 长 度 按 延长 米 计 算 (E 4-194, (14-195, (14-196); 
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а) 5) 
е) ЇЙ 2 h) 


D j) 
图 4-195 ”栏杆 示意 图 








$80 不 锈 钢 管 


$25 不 锈 钢管 






不 锈 钢管 板 固定 盘 
G60x3 


$6 膨胀 螺栓 
图 4-196 “不 锈 钢管 靠 墙 扶手 
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【 例 4-51】 某 大 楼 有 等 高 的 8 跑 楼 梯 ， 采 用 不 锈 钢管 扶手 栏杆 ， 每 跑 楼 梯 高 为 1. 80m， 
每 跑 楼 梯 扶 手 水 平 长 为 3. 80m， 扶 手 转弯 处 为 0.30m， 最 后 一 跑 楼 梯 连 接 的 安全 栏杆 水 平 长 
1. 55m， 求 该 拱手 栏杆 工程 量 。 

(ҢІ 不 锈 钢 扶手 栏杆 长 = /(1.80)° -(3.80) х8-0.30х7-1.55 

=4.205 x8 +2. 10 +1.55 =37.29(m) 
4) 防滑 条 按 楼 梯 踏 步 两 端 距离 减 300mm， 以 延长 米 计算 ， 如 图 4-197 所 示 。 
5) 明 沟 按 图 示 尺 寸 以 延长 米 计算 。 














防滑 条 
шин 
150 ДӘП; 

















14-197 ”防滑 条 示意 图 
a) 侧 立 面 b) 平面 






































明 沟 长 度 计算 公式 : 
明 沟 长 = 外 墙 外 边 周 长 + 散 水 宽 x8 + 明 沟 宽 x4 -人 台阶 、 坡 道 长 


(14-52) 根据 图 4-193 ， 计 算 砖 砌 明 沟 工 程 量 。 
【 解 】 明 沟 长 = (12.24 +6.24) х2 +0.80 х8 +0.25 х4 -2. 50 





=41.86(m) 
4.2.9 防腐 、 保 温 、 隔 热 及 防水 工程 工程 量 计算 


1. МЕН 

(1) 相关 规则 瓦屋 面 、 金 属 压 型 板 屋面 ， 均 按 图 示 斥 才 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 坡 
度 系 数 以 平方 米 计 算 。 不 扣除 房 上 烟 贺 、 风 帽 底 座 、 风 道 、 屋 面 小 气 窗 、 斜 沟 等 所 占 面积 ， 
屋面 小 气 窗 的 出 榴 部 分 也 不 增加 。 

(2) 屋面 坡度 系数 ”利用 屋面 坡度 系数 来 计算 坡 屋 面 工程 量 是 一 种 简便 有 效 的 计算 方 
法 。 坡 度 系 数 的 计算 方法 是 : 























НК 
水 平 长 


屋面 坡度 系数 表 见 表 4-28 ， 示 意图 如 图 4-198 所 示 。 





坡度 系数 = 


= веса 
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表 4-28 ”屋面 坡度 系数 表 
































Ж Ж 
ЗЭХ С(А-1) | 隅 延 尺 系数 D(4=1) 
以 高 度 B 表 示 ( 当 4=1 时 ) | 以 高 跨 比 表示 (B/24) 以 角度 表示 (a) 

1 1⁄2 45° 1.4142 1.7321 
0.75 36°52' 1.2500 1.6008 
0.70 35° 1.2207 1.5779 
0.666 1/3 33°40' 1.2015 1.5620 
0.65 33901” 1.1926 1.5564 
0.60 30558” 1.1662 1.5362 
0.577 30° 1.1547 1.5270 
0.55 28°49' 1.1413 1.5170 
0.50 1/4 26°34' 1.1180 1.5000 
0.45 24°14' 1.0966 1.4839 
0.40 1/5 21°48' 1.0770 1.4697 
0.35 19917” 1.0594 1.4569 
0.30 16942” 1.0440 1.4457 
0.25 14902” 1.0308 1.4362 
0.20 1/10 11919” 1.0198 1.4283 
0.15 8932” 1.0112 1.4221 
0.125 798” 1.0078 1.4191 
0.100 1/20 5°42' 1.0050 1.4177 
0.083 4°45' 1.0035 1.4166 
0.066 1/30 3°49' 1.0022 1.4157 




















құл 


94-198 ” 放 坡 系数 各 字母 含义 示意 图 
Ш: 1. 两 坡 水 排水 屋面 ( 当 о 角 相 等 时 ， 可 以 是 任意 坡 水 ) 面积 为 屋面 水 平 投影 面积 乘 以 延 尺 系数 C. 
2. 四 坡 水 排水 屋面 斜 峭 长 度 =4D ( 当 5=4 时 )。 
3. 沿 山墙 泛 水 长 度 = AC. 


(9114-53) 据 图 4-199 中 有 关 数 据 ， 计 算 4 根 斜 将 的 长 度 。 
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(НІ БЕРК = 56 хо. 5 х ШЕЛ р ха 
=8.0 x0.5 х1.50 х4 =24.0(т) 


[#14-54] 根据 图 4-200 的 图 示 尺 寸 ， 计 算 六 坡 水 〈 正 六 边 形 ) 屋面 的 斜面 面积 。 


2000 
a) b) 


图 4-200 六 坡 水 屋面 示意 图 
а) 平面 b) 立 面 
































【 解 】 屋面 斜面 面积 = 水 平面 积 x 延 尺 系数 C 
= xB х (2.0) x1.118 


=10.39 x1.118 =11.62(m2) 
2. 卷 材 屋面 








1) 卷 材 屋面 按 图 示 尺 寸 的 水 平 投影 面积 乘 以 规定 的 坡度 系数 以 平方 米 计算 。 但 不 扣除 
房 上 烟 各 、 风 帽 底座 、 风 道 、 屋 面 小 气 窗 和 和 斜 沟 所 占 的 面积 。 屋 面 女儿 墙 、 伸 缩 颖 和 天 窗 弯 
起 部 分 (图 4-201、 图 42202)， 按 图 示 尺 寸 并 入 屋面 工程 量 计算 ; 如 图 样 无 规定 时 ， 伸 缩 


























颖 、 女 儿 墙 的 弯 起 部 分 可 按 250mm 计算 ， 天 窗 弯 起 部 分 可 按 500mm 计算 。 





















































图 4-201 ”屋面 女儿 墙 防水 卷 材 弯 起 示意 图 шах S кын ИТЕН 




















500 


2) 屋面 找 坡 一 般 采 用 轻 质 混凝土 和 保温 隔 热 材料 。 找 坡 层 的 平均 厚度 需 根据 图 示 尺 十 


计算 加 权 平均 厚度 ， 以 立方 米 计算 。 
屋面 找 坡 平 均 厚 计算 公式 : 


找 坡 平均 厚 = 坡 宽 (L) x 坡度 系数 (i) x 二 + 最 落 处 厚 
【 例 4.55】 根据 图 4.203 所 示 尺 寸 和 条 件 计算 屋面 找 坡 层 工程 量 。 
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找 坡 层 平均 厚 计算 出 
Торес аа р 
最 薄 处 厚 : 30mm 153313: билнн 最 高 点 厚 








Р 4-203 平 屋面 找 坡 示意 图 


【 解 】 | 计算 加 权 平 均 厚 
15х4- па 
"les :4.0 x2% хунд, 03 -0.07(ш) 
只 :12 x5 = s 
ТІ! 平均 厚 :5.0 х2% юунд, 03 -0.08(т) 
4.8 x (5 +2) -56(т?) 


平均 厚 8.7 х296 x 二 +0. 03 =0.10(m) 


平均 厚 :3 x2% < *0. 03 -0.06(т) 


只 :11 x (4+4) 2. ) 


із 
ан 


2 8.6х(5-2-4)-18(ш2) 


平均 厚 9:8 х2% x 本 +0.03= -0.11(ш) 


_ 60 x0.07 +60 x0.08 +56 x0.10 +18 x0.06 +88 x0.11 
60 +60 +56 + 18 +88 








加 权 平 均 厚 


_25.36 
282 
(2) 屋面 找 坡 面 体积 
У- 屋面 面积 x 平均 厚 =282 x0.09 =25.38(m°) 
3) 卷 材 屋面 的 附加 层 、 接 缝 、 收 关 、 找 平 层 的 般 缝 、 冷 底子 油 已 计 入 定额 内 ， 不 男 
计算 。 
4) 涂 膜 屋面 的 工程 量 计算 同 卷 材 屋 面 。 涂 膜 屋 面 的 油 膏 舱 缝 、 玻 璃 布 盖 颖 、 屋 面 分 格 





=0.0899=0.09(m) 
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缝 ， 以 延长 米 计 算 。 
3. 屋面 排水 
1) 薄 钢 板 排 水 按 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 如 图 样 没有 注 明 尺寸 时 ， 可 按 表 4-29 规定 
计算 。 咬 口 和 搭 接 用 量 等 已 计 人 定额 项 目 内 ， 不 另 计算 。 
#429 薄 钢 板 排水 单 体 零件 折算 表 








































































































名 Ж 单位 | 水 落 管 /m | Ж улт | 水 斗 /个 | 漏斗 /个 | 下 水 口 / 个 
УР JÉ, 1. 3 
лш ге т? 0.32 0.30 0.40 0.16 0.45 
斗 、 下 水 口 
J 、 斜 沟 窗 窗 ФУ, 12411 z G: 
атады Мама таста а” 
HE | 泛 水 、 天 窗 侧面 泛 水 、 烟 天 沟 /m | 窗 窗 台 泛 ПЕЖ © 头 泛 水 
水 Е P: т^ 水 /m 泛 水 /m /m 
向 泛 水 、 滴 水 榴 头 泛 水 、 Ж/т /т /т 
滴水 1.30 0.50 0.70 0. 80 0.22 0.24 0.11 









































2) 铸铁 、 玻 璃 钢水 落 管 区 别 不 同 直径 按 图 示 斥 才 以 延长 米 计 算 ， 雨 水 口 、 水 斗 、 弯 
头 、 短 管 以 个 计算 。 

4. 防水 工程 

П) 建筑 物 地 面 防水 、 防 潮 层 ， 按 主 墙 间 净 空 面积 计算 。 扣 除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 
基础 等 所 占 的 面积 ， 不 扣除 柱 、 埃 、 间 壁 墙 、 3m 以 内 孔洞 所 占 面积 。 与 墙 面 连 
接 处 高 度 在 500mm 以 内 者 按 展开 面积 计算 ， 并 入 平面 工程 量 内 ;超过 500mm 时 ， 按 立 面 防 



































水 层 计 算 。 

2) 建筑 物 墙 基 防水 、 防 潮 层 ， 外 墙 长 度 按 中 心 线 ， 内 墙 长 度 按 净 长 乘 以 宽度 以 平方 米 
计算 。 

[#14-56] 根据 图 4-191 有 关 数 据 ， 计 算 墙 基 水 泥 砂 浆 防 潮 层 工程 量 ( 墙 厚 均 为 
240mm ) 。 

【 解 】 











S =( 外 墙 中 线 长 + 内 墙 净 长 ) х 墙 厚 
=[(6.0+9.0) x2+6.0-0.24+5.1-0.24] х0.24 
=40.62 x0.24 =9.75(m°) 
3) 构筑 物 及 建筑 物 地 下 室 防水 层 按 实 铺面 积 计算 ， 但 不 扣除 0.3m 以 内 的 孔洞 面积 。 
平面 与 立 面 交接 处 的 防水 层 ， 其 上 卷 高 度 超过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计 算 。 
4) 防水 卷 材 的 附加 层 、 接 缝 、 收 头 、 冷 底子 油 等 人 工 材 料 均 已 计 入 定额 内 ， 不 另 
计算 。 
5) 变形 颖 按 延 长 米 计算 。 
5. 防腐 、 保 温 、 隔 热 工 程 
(1) 防腐 工程 
1) 防腐 工程 项 目 ， 应 区 分 不 同 防腐 材料 种 类 及 其 厚度 ， 按 设计 实 铺面 积 以 平方 米 计 
算 。 应 扣除 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 所 占 的 面积 ， 薛 抬 等 凸 出 墙 面部 分 按 展开 面积 计 
算 后 并 人 墙 面 防腐 工程 量 之 内 。 
2) 中 脚板 按 实 铺 长 度 乘 以 高 度 以 平方 米 计算 ， 应 扣除 门洞 所 占 面积 并 相应 增加 侧 壁 展 





























зав 建筑 面积 工程 量 计算 与 实例 191 





开 面 积 。 

3) 平面 砌 筑 双 层 耐 酸 块 料 时 ， 按 单 层 面积 乘 以 2 计算 。 

4) 防腐 卷 材 接 颖 、 附 加 层 、 收 头等 人 工 材 料 ， 已 计 和 人 定额 内 。 不 再 另行 计算 。 

(2) 保温 隔 热 工程 

1) 保温 隔 热 层 应 区 别 不 同 保温 隔 热 材料 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 均 按 设计 实 铺 厚 度 以 立方 
米 计算 。 

2) 保温 隔 热 层 的 厚度 按 隔 热 材料 (不 包括 胶结 材料 ) 净 厚 度 计算 。 

3) 地 面 隔 热 层 按 围 护 结构 墙 体 间 净 面积 乘 以 设计 厚度 以 立方 米 计 算 ， 不 扣除 柱 、 埃 所 
占 的 体积 。 

4) 墙 体 隔 热 层 : 外 墙 按 隔 热 层 中 心 线 ， 内 墙 按 隔 热 层 净 长 乘 以 图 示 斥 才 的 高 度 及 厚度 
以 立方 米 计算 。 应 扣除 冷藏 门洞 口 和 管道 穿 墙 洞口 所 占 体 积 。 

5) 柱 包 隔 热 层 按 图 示 柱 的 隔 热 层 中 心 线 的 展开 长 度 乘 以 图 示 尺 寸 高 度 及 厚度 以 立方 米 
计算 。 

(3) 其 他 

1) 池 槽 隔 热 层 按 图 示 池 槽 保温 隔 热 层 的 长 、 宽 及 其 厚度 以 立方 米 计算 。 其 中 ， 池 壁 按 
江面 计算 ， 池 底 按 地 面 计算 。 

2) 门洞 口 侧 壁 周围 的 隔 热 部 分 ， 按 图 示 隔 热 层 尺寸 以 立方 米 计算 ， 并 入 增 面 的 保温 隔 
热 工 程 量 

З) 柱 帽 保温 隔 热 层 按 图 示 保 温 隔 热 层 体积 ， 并 人 项 棚 保 温 隔 热 层 工程 量 内 。 


43 装饰 装修 工程 工程 量 计算 



















































































4.3.1 抹 灰 工程 工程 量 计算 


1 内 墙 抹 灰 工 程 工程 量 计算 

1) 内 墙 抹 灰 面 积 应 扣除 门窗 洞口 和 空 圈 所 占 的 面积 ,不 扣除 踢脚板 、 挂 镜 线 (图 4- 
204)、0.3m 以 内 的 孔洞 和 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ， 洞 口 侧 壁 和 顶 面 也 不 增加 。 

墙 志和 附 墙 烟 秽 侧 壁面 积 与 内 墙 抹 灰 工程 量 合并 计算 。 

2) 内 墙 面 抹 灰 的 长 度 ， 以 主 墙 间 的 图 示 净 长 尺寸 





















































计算 ， 其 高 度 确定 如 下 : 
@ 无 墙 裙 的， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 至 顶棚 底面 挂 锐 线 
之 间距 离 计算 。 
有 墙 裙 的， 其 高 度 按 墙 裙 顶 至 顶棚 底面 之 间距 离 
计算 。 
@ 钉 板 条 顶棚 的 内 墙 面 抹 灰 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 
楼 面 至 顶棚 底面 男 加 100mm 计算 。 跑 脚板 
注意 : 








中 墙 与 构件 交接 处 的 面积 〈 如 图 4-205 所 示 )， 主 2212--22-:2 
要 是 指 各 种 现 浇 或 预制 梁 头 伸 信 墙 内 所 占 的 面积 。 „з. 
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与 墙 面 交换 






































8 4-205 ” 墙 与 构件 交接 处 面积 示意 图 























@ 由 于 一 般 墙 面 先 抹 灰 后 做 吊顶 ， 所 以 钉 板 条 顶棚 的 墙 面 需 抹 灰 时 应 抹 至 项 棚 底 再 
加 100mm。 

@@ 墙 裙 单独 抹 灰 时 ， 工 程 量 应 单独 计算 ， 内 墙 抹 灰 也 要 扣除 墙 裙 工程 量 。 

计算 公式 : 

内 墙 面 抹 灰 面 积 = ( 主 墙 间 净 长 + ИУ ЕЛШИН ОЕА) x (室内 净 高 - 墙 裙 高 ) - 

门窗 洞口 及 大 于 0.3m 孔洞 面积 

: ,wa [有 吊顶 : 楼 面 或 地 面 至 顶棚 底 加 100mm。 

ы А = нүх, ВЕБ. 

3) 内 墙 裙 抹 灰 面积 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计算 。 应 扣除 门窗 洞口 和 空 圈 所 占 的 面积 
窗 洞 口 和 空洞 的 侧 壁 面积 不 男 增 加 ， 墙 埃 2... 

2. 外 墙 抹 灰 工 程 工程 量 计算 

1) 外 墙 抹 灰 面 积 按 外 墙 面 的 垂直 投影 面积 以 平方 米 计算 。 应 扣除 门窗 洞口 、 外 墙 讲 和 
大 于 0.3m 孔洞 所 占 面积 ТТЕ 梁 、 柱 侧面 抹 灰 面积 并 人 外 
墙 面 抹 灰 工程 量 内 计算 。 栏 板 、 Еж. Еа. ІШЕ. ЖЕР, ЖШ, ЭЙЕ, ЖИНА, ЫН 
墙 外 的 腰 线 等 ， 另 按 相 应 规定 计算 。 

2) 外 墙 说 抹 灰 面积 按 其 长 度 乘 以 高 度 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 和 大 于 0.3m 。 孔 洞 所 占 的 
面积 、 门 窗 洞 口 及 孔洞 的 侧 壁 不 增加 。 

3) 窗台 线 、 门 窗 套 、 挑 榴 、 腰 线 、 氮 阳 板 等 展开 宽度 在 300mm 以 内 者 ， 按 装饰 线 以 延 
长 米 计算 ; 如 果 展 开 宽度 超过 300mm 以 上 时 ， 按 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 套 零星 抹 灰 定 
额 项 目 。 

4) ËR. FFF (包括 立柱 、 扶 手 或 压顶 等 ) 抹 灰 ， 按 立 面 垂直 投影 面积 乘 以 系数 2. 2 
以 平方 米 计算 。 

5) 阳台 底面 抹 灰 按 水 平 投影 面积 以 平方 米 计 算 ， 并 和 人 相应 顶棚 抹 灰 面积 内 。 阳 人 台 如 带 
悬臂 者 ， 其 工程 量 乘 系 数 1. 30。 

6) 雨 笑 底面 或 顶 面 抹 灰分 别 按 水 平 投影 面积 以 平方 米 计算 ,并 入 相应 顶棚 抹 灰 
内 。 雨 笑 顶 面 带 反 沿 或 反 梁 者 ， 其 工程 量 乘 系数 1.20; 底面 带 甚 臂 梁 者 ， 其 工程 — 
ЭД 1.20. МІ? ОМ ЕЕН ЛУ S isk 2 F IAT 
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7) 墙 面 匀 缝 按 垂 直 投影 面积 计算 ， 应 扣除 墙 裙 和 墙 面 抹 灰 的 面积 ， 不 扣除 门窗 洞口 、 
门窗 套 、 腰 线 等 零星 抹 灰 所 占 的 面积 ， 附 墙 柱 和 门窗 洞口 侧面 的 勾 缝 面积 也 不 增加 。 独 立 
Е, ЛЕЛ 236, ЕЗАРА ОЖ 

3. 外 墙 装饰 抹 灰 

1) 外 墙 各 种 装饰 抹 灰 均 按 图 示 尺 寸 以 实 抹 面 积 计 算 。 应 扣除 门窗 洞口 空 圈 的 面积 ， 其 
侧 壁 面积 不 为 增加 。 

2) 挑 榴 、 天 沟 、 腰 线 、 栏 杆 、 栏 板 、 门 窗 套 、 窗 人 台 线 、 压 项 等 ， 均 按 图 示 斥 才 展 开 面 
积 以 平方 米 计算 ， 并 和 人 相应 的 外 墙 面积 

4. НЕГ НЕ 

1) 墙 面 贴 块 料 面 层 均 按 图 示 斥 才 以 实 贴 面积 计算 (14-206, 414-207). 
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4 4-206 ”阴阳 角 的 构造 处 理 
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图 4-207 АЙП +, Л лу 























2) 墙 裙 以 高 度 15300mm 以 内 为 准 ， 超 过 1500mm 时 按 墙 面 计算 ; 高度 低 于 300mm 以 内 
时 ， 按 踢脚板 计算 。 
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5. 隔 墙 、 隔 断 、 幕 墙 工 程 

1) 木 隔 墙 、 墙 裙 、 护 壁 板 ， 均 按 图 示 斥 才 长 度 乘 以 高 度 按 实 铺面 积 以 平方 米 
计算 。 

2) 玻璃 隔 墙 按 上 横 档 顶 面 至 下 横 档 底面 之 间 高 度 乘 以 宽度 (АУ ЕМ ЕСІН) 以 
平方 米 计 算 。 饰 面 大 理 石板 钢丝 网 水 泥 砂 浆 

3) 浴 厕 木 隅 断 ， 按 下 横 档 底面 至 上 横 档 顶 面 高 度 
乘 以 图 示 长 度 以 平方 米 计算 ,门户 面积 并 入 隔断 面积 
内 计算 。 

4) 铝 合金 、 轻 钢 隔 墙 、 幕 墙 ， 按 四 周 框 外 围 面 积 
计算 。 

6. 独立 柱 

1) 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 、 镶 贴 块 料 按 结构 断面 周 
长 乘 以 柱 的 高 度 ， 以 平方 米 计 算 。 Sa 

2) 柱 面 装饰 按 柱 外 围 饰 面 尺寸 乘 以 柱 的 高 ， 以 平 ”加 4208 镶 贴 石材 饰 面板 的 圆柱 构造 
方 米 计算 (图 4-208)。 

7. 零星 抹 灰 

各 种 “零星 项 目 ” 均 按 图 示 斥 才 以 展开 面积 计算 。 


4.3.2 顶 栅 工 程 工程 量 计算 


1. 顶棚 抹 灰 

1) 顶棚 抹 灰 面 积 ， 按 主 墙 间 的 净 面 积 计 算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 过 、 柱 、 附 墙 烟 向 、 检 查 
口 和 管道 所 占 的 面积 。 带 梁 项 棚 ， 梁 两 侧 抹 灰 面积 ， 并 和 人 项 棚 抹 灰 工 程 量 内 计算 。 

2) 密 肋 梁 和 井 字 梁 顶 棚 抹 灰 面积 ， 按 展开 面积 计算 。 

3) 顶棚 抹 灰 如 带 有 装饰 线 时 ， 区 别 按 三 道 线 以 内 或 五 道 线 以 内 按 延 长 米 计算 , 线 角 的 
道 数 以 一 个 凸 出 的 楼 角 为 一 道 线 (图 4-209) 。 



















































































a) b) c) 


图 4-209 ”顶棚 装饰 线 示意 图 
a) 一 道 线 b) 二 道 线 c) 三 道 线 d) 四 道 线 


4) 榴 口 顶棚 的 抹 灰 面积 ， 并 入 相同 的 顶棚 抹 灰 工 程 量 内 计算 。 

5) 顶棚 中 的 折线 、 灯 横 线 、 圆 弧 形 线 、 拱 形 线 等 艺术 形式 的 抹 灰 ， 按 展开 面积 计算 。 

2. 顶棚 龙骨 

各 种 吊顶 顶棚 龙骨 (图 4-210) 按 主 墙 间 净 空 面积 计算 ,不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 
烟 向 、 柱 、 吉 和 管道 所 占 面 积 。 但 顶棚 中 的 折线 、 适 落 等 圆 弧 形 、 高 低 吊 灯 槽 等 面积 也 不 展 
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图 4-210 0 10 Л л 


3. 顶棚 面 装 饰 

顶棚 如 图 4-211, 、 图 4-212 所 示 。 

1) 顶棚 装饰 面积 ， 按 主 墙 间 实 铺面 积 以 平方 米 计算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 烟 
向 、 附 墙 吉 和 管道 所 占 面积 ， 应 扣除 独立 柱 及 与 顶棚 相连 的 窗帘 盒 所 占 的 面积 。 


























8421 艇 入 式 铝 合金 方 板 顶棚 44-212 浮 搁 式 铝 合 金 方 板 顶棚 














2) 顶棚 中 的 折线 、 迭 落 等 圆 弧 形 、 拱 形 、 高 低 灯 柳 及 其 他 艺术 形式 顶棚 面 层 ， 均 按 展 
开 面 积 计算 。 


4.3.3 油漆、 涂料 、 被 糊 工 程 工程 量 计算 


1) 楼 地 面 、 顶 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 面 的 喷 〈 刷 ) ЖӘН. ЖОШ, ВИ НИ ТЭР, Б 
楼 地 面 、 顶 棚 面 、 墙 、 柱 、 梁 面 装饰 工程 相应 的 工程 量 计算 规则 规定 计算 。 

2) 木材 面 、 金 属 面 油漆 的 工程 量 分 别 按 表 4-30 ~ 表 4-38 规定 计算 ， 并 乘 以 表 列 系数 以 
平方 米 计算 。 
















































































































































































































































































































































































%450 ” 单 屋 木门 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 木门 1.00 
双 层 (一 板 一 纱 ) 木 门 1.36 
双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 2.00 Se 
单 层 全 玻 门 0.83 按 单 而 洞口 面积 
ЖН] 1.25 
厂 库 大 门 1.20 
表 4-31 单 层 木 窗 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 玻璃 入 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) й 1.36 
双 层 ( 单 裁 口 ) 窗 2.00 
三 层 (二 玻 一 纱 ) 窗 2.60 按 单 面 洞口 面积 
Ч Ч 0.83 
双 层 组 合 4 1.13 
ЖН 1.50 
表 4-32 ЖЫ 〈 不 带 托 板 ) 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计 算 方法 
木 扶手 (不 带 托 板 ) 1.00 
木 扶 手 ( 带 托 板 ) 2.60 
窗帘 盒 2.04 
НИ .顺水 板 1.74 зиюж 
挂 衣 板 .黑板 框 0.52 
E 活 园地 框 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 0.35 
表 4-33 ”其 他 木材 面 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木板 纤维板、 胶合 板 1.00 
ТАШ ЛЕП 1.07 
ЖАТА ЛЕГІ 1.07 
木 方 格 吊顶 1.20 
吸 声 板 . 墙 面 、 顶 棚 面 0.87 长 x 宽 
鱼鳞 板 墙 2.48 
ЖЇЗ Дый 0.91 
窗台 板 、 简 子 板 、 羡 板 0.82 
散热 器 日 1.28 
屋面 板 ( 带 樟 条 ) 1.11 斜 长 x 宽 
木 间 壁 \ 木 隔断 1.90 
玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 1.65 单 面 外 围 面积 
木 栅栏 ` 木 栏杆 ( 带 扶手 ) 1.82 
木屋 架 1.79 跨度 ( БЭ эр хэ 
ЖӘН „АЕ 0.91 投影 面积 (不 展开 ) 
零星 木 装修 0.87 展开 面积 
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# 4-34 木 地板 工 程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 程 量 计算 方法 
木 地 板 、 木 踢 脚 线 1.00 长 x 宽 
木 楼 梯 ( 不 包括 底面 ) 2.30 水 平 投影 面积 
#435 单 层 钢 门 窗 工 程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 程 量 计算 方法 
单 层 钢 门窗 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 门 窗 1.48 
钢 百叶 门窗 2.74 23:21 
半截 百叶 钢 门 2.22 洞口 面积 
满 钢 门 或 包 薄 钢板 门 1.63 
#17] 2.30 
射线 防护 2.96 
厂 库房 平 开 .推拉 门 1.70 框 ( 扇 ) 外围 面积 
钢丝 网 大 | 0.81 
间 壁 1.85 Кх 
平板 屋面 0.74 和 斜 长 x 宽 
БЕРІЛЕН 0.89 斜 长 x 宽 
排水 ,伸缩 缝 盖 板 0.78 展开 面积 
Шен 1.63 水 平 投影 面积 
表 4-36 ”其 他 金属 面 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 程 量 计算 方法 
钢 屋 架 、 天 窗 架 、 挡 风 架 、 屋 架 梁 、 支 撑 \ 术 条 1.00 
墙 架 ( 空腹 式 ) 0.50 
墙 架 ( 格 板式 ) 0.82 
钢 柱 .吊车 深 花 式 梁 柱 ` 空 花 构 件 0.63 
操作 台 、 走 台 、 制 动 梁 \ 钢 梁 车 挡 0.71 1 
ОЛА 1.71 оше. 
ЖЛЕР» 1.18 
轻型 屋 架 1.42 
踏步 式 钢 扶梯 1.05 
零星 铁 件 1.32 
表 4-37 平板 屋面 涂 刷 磷 化 、 锌 黄 底 漆 工 程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 计算 方法 
平板 屋面 1.00 
FB i 1.20 аа 
排水 ,伸缩 缝 盖 板 1.05 展开 面积 
Ua s 2.20 水 平 投影 面积 
包 镀 锌 薄 钢 板 门 2.20 洞口 面积 
%4-58 抹 灰 面 油漆 、 涂 料 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 计算 方法 
槽 形 底 板 .混凝土 折 板 1.30 
有 梁 板 底 1.10 Кх 
密 肋 КАЯ 1.50 
混凝土 平板 式 楼 梯 底 1.30 水 平 投影 面积 
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4.3.4 金属 构件 制作 工程 工程 量 计算 


1. 金属 构件 制作 的 一 般 规 则 














金属 结构 制作 按 图 示 钢 材 尺 寸 以 吨 计算 ， 不 扣除 孔 眼 、 切 边 的 重量 ， 焊 条 、 饮 条、 螺栓 


等 重量 ,已 包括 在 定额 内 不 男 计 算 。 在 计算 不 规则 或 多 边 形 钢板 重量 时 均 按 其 几何 图 形 的 外 





接 和 矩形 面积 计算 。 

2. 实 腹 柱 、 吊 车 梁 

实 腹 柱 、 吊 车 粱 、 瓦 型 钢 按 图 示 尺 才 
计算 ， 其 中 腹 板 及 翼 板 宽度 按 每 边 增 加 
25mm 计算 。 

3. 制 动 梁 、 墙 架 、 钢 柱 

1) 制 动 梁 的 制作 工程 量 包 括 制 动 梁 、 
制 动 梅 架 、 制 动 板 重量 。 

2) 墙 架 的 制作 工程 量 包 括 墙 架 柱 、 墙 
架 梁 及 连接 柱 杆 重 量 。 

3) 钢 柱 的 制作 工程 量 包括 依附 于 柱 上 
的 牛 腿 及 悬臂 梁 重 量 〈 图 4-213 ) 。 

4. 轨道 

轨道 制作 工程 量 ， 只 计算 轨道 本 身 重 
量 ， 不 包括 轨道 垫 板 、 压 板 、 斜 垫 、 夹 板 
及 连接 角钢 等 重量 。 

5. 铁 栏杆 

铁 栏 杆 制作 ， 仅 适用 于 工业 厂房 中 平 
台 、 操 作 台 的 钢 栏 杆 。 民 用 建筑 中 铁 栏杆 
等 按 定额 其 他 章节 有 关 项 目 计 算 。 

6. 钢 漏 斗 

钢 漏 斗 制作 工程 量 ， 和 矩形 按 图 示 分 片 ， 
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圆 形 按 图 示 展 开 斥 寸 ， 并 依 钢板 宽度 分 段 计 算 ， 每 段 均 以 其 上 口 长 度 〈 圆 形 以 分 段 展 开 上 
口 长 度 ) 与 钢板 宽度 ， 按 矩形 计算 ， 依 附 漏 斗 的 型 钢 并 和 人 漏斗 重量 内 计算 。 
[#14-57] 根据 图 4-214 图 示 尺 寸 ， 计算 柱 间 支撑 的 制作 工程 量 。 
【 解 】 角钢 每 米 重量 =0.00795 х x (长 边 + 短 边 - 厚 ) 
=0.00795 x6 x (75 +50 -6) =5.68(kg/m) 
钢板 每 m 重量 =7.85 x 厚 =7.85 x8 =62.8(kg/m ) 
角钢 重 =5.90 х2 x5.68 =67.02(kg) 











钢板 重 = (0.205 х0.21 х4) х62.8-0.1722 x62. 80 =10.81(kg) 
柱 间 支撑 工程 量 =67.02 +10.81 =77.83(kg) 
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а) 柱 间 支 撑 示意 图 b) 上 柱 间 支 撑 详 图 
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441 建筑 工程 垂直 运输 工程 工程 量 计算 


1. 建筑 物 
建筑 物 重 直 运 输 机 械 台 班 用 量 ， 区 分 不 同 建筑 物 的 结构 类 型 及 榴 口 高 度 按 建筑 面积 以 平 
方 米 计算 。 

檐 高 是 指 设计 室外 地 坪 至 榴 口 的 高 度 (图 4-215)， 凸 出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 间 、 水 箱 
间 等 不 计 入 榴 口 高 度 之 内 。 
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设计 室外 地 坪 设计 室外 地 坪 














a) 











814-215 п 
а) НОНЕ ВЕ b) З ЛАНО с) 坡 屋面 的 榴 口 高 度 
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2. 构筑 物 
构筑 物 垂直 运输 机 械 台 班 以 座 计算 。 超 过 规定 高 度 时 ， 再 按 每 增高 Im 定额 项 目 计算 ; 
其 高 度 不 足 Im 时 ， 也 按 lm 计算 。 


4.4.2 构件 运输 及 安装 工程 工程 量 计算 


1. 构件 运输 及 安装 的 一 般 规 定 


























1) 预制 混凝土 构件 运输 及 安装 ， 均 按 构 件 图 示 尺 寸 ， 以 实体 积 计算 。 
2) 钢 构 件 按 构件 设计 图 示 尺 寸 以 吨 计算 ; 所 需 螺 栓 、 电 焊条 等 重量 不 男 计 算 。 
3) 木门 窗 以 外 框 面积 以 平方 米 计算 。 
2. 构件 制作 、 运 输 、 安 装 损耗 率 
预制 钢筋 构件 制作 、 运 输 、 安 装 损耗 率 ， 按 表 4-39 规定 计算 后 并 人 构件 工程 量 内 。 其 
中 ， 预 制 混凝土 屋 架 、 术 架 、 托 架 及 长 度 在 9m 以 上 的 梁 、 板 、 柱 ， 不 计算 损耗 率 。 
表 4-39 预制 钢筋 混凝土 构件 制作 、 运 输 、 安 装 损耗 率 表 




















名 称 制作 废品 率 运输 堆放 损耗 率 安装 (打桩 ) 损耗 率 
各 类 预制 构件 0.2% 0.8% 0.5% 
预制 钢筋 混凝土 柱 0.1% 0.4% 1.5% 





根据 上 述 规定 和 表 4-39 的 规定 ， 预 制 构件 含 各 种 损耗 的 工程 量 计算 方法 如 下 : 
预制 构件 制作 工程 置 = 图 示 尺 寸 实 体积 x (1 +1.5%) 
预制 构件 运输 工程 量 = 图 示 尺寸 实体 积 x (1 +1.3%) 
预制 构件 安装 工程 量 = 图 示 尺 寸 实 体积 x (1 +0. 5% ) 


























【 例 4-58】 根据 施工 图 计算 出 的 预 应 力 空心 板 体积 为 2.78m ,计算 空心 板 的 制作 、 运 
输 、 安 装 工程 量 。 
【 解 】 空心 板 制 作 工 程 量 =2.78 x (1 +1.5% ) =2.82(m°) 
空心 板 运输 工程 量 =2.78x(1+1.3% ) =2.82(m’) 
空心 板 安装 工程 量 =2.78 х (1 +0.5% ) =2.79(m°) 
3. 构件 运输 
1) 预制 混凝土 构件 运输 的 最 大 运输 距离 取 50km 以 内 ; 钢 构件 和 木门 窗 的 最 大 运输 距 
离 按 20km 以 内 ; 超过 时 另行 补充 。 
2) 加 气 混凝土 板 (Ж), 、 硅 酸 盐 块 运输 ， 每 立方 米 折合 钢筋 混凝土 构件 体积 0.4m ， 
按 1 类 构件 运输 计算 。 
构件 分 类 见 表 4-40 3224-41, 
表 4-40 预制 混凝土 构件 分 类 
类 别 m Н 
4m 以 内 空心 板 、 实 心 板 
бш 以 内 的 桩 、 屋 面板 .工业 楼 板 、 进 深 梁 、 基 础 梁 . 帅 车 粱 ,楼梯 休息 板 .楼梯 段 .阳台 板 
ба 以 上 至 14m 的 梁 . 板 . 柱 , 桩 ,各 类 屋 架 , 析 梁 、 托 架 (14m 以 上 另行 处 理 ) 
天 窗 架 、 挡 风 架 、 侧 板 、 端 壁 板 、 天 窗 上 下 档 ,门框 及 单 件 体积 在 0. 1m2 以 内 小 构件 
装配 式 内 、 外 墙 板 , 大 楼 板 .厕所 板 
隔 墙 板 (高层 用 ) 
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жаа 金属 结构 构件 分 类 

类 别 项 H 
1 kE Jp ЕИ ҮЧ 
ПЕЕ СЕЧЕ ера Ма Коа уча ТК та. 
星 构件 ,平台 .操作 台 、 走 道 休息 台 ВВ Вр 6 ЛИН 

3 ЕЛЕ ЕНЕ ЕЧ СЕЕ СЕЗ ЖЕН ОЕ ПБД 

4. 预制 混凝土 构件 安装 

1) 焊接 形成 的 预制 钢筋 混凝土 框 染 结构 ， 其 柱 安 疲 按 框架 柱 计 算 ， 梁 安装 按 框架 梁 计 
Ж; 节点 浇筑 成 形 的 框架 ， 按 连 体 框架 梁 、 柱 计算 。 

2) 预制 钢筋 混凝土 工人 字形 柱 、 和 矩形 柱 、 空 腹 柱 、 双 上肢 柱 、 空 心 柱 、 管 道 支 染 等 安装 ， 
均 按 柱 安装 计算 。 

3) 组 合 屋 架 安装 ， 以 混凝土 部 分 实体 体积 计算 ， 钢 杆 件 部 分 不 另 计算 。 

4) 预制 钢筋 混凝土 多 层 柱 安装 ， 首 层 柱 按 柱 安装 计算 ， 二 层 及 二 层 以 上 柱 按 柱 接 柱 计算 。 

5. 钢 构 件 安装 

1) 钢 构 件 安装 按 图 示 构 件 钢材 重量 以 吨 计算 。 

2) 依附 于 钢 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 架 等 ， 并 和 人 柱 号 主 材 重量 计算 。 

3) 金属 结构 中 所 用 钢板 ， 设 计 为 多 边 形 者 ， 按 矩形 计算 。 竹 形 的 边 长 以 设计 斥 才 中 互 
相 垂 直 的 最 大 尺寸 为 准 。 


4,443 建筑 物 超 高 增加 人 工 、 机 械 费 计算 


1. 建筑 物 超 高 增加 人 工 、 机 械 费 计算 的 相关 规定 
1) 本 规定 适用 于 建筑 物 榴 口 高 20m ( 层 数 6 层 ) 以 上 的 工程 (14-216); 
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1~7 层 
每 层 1600m2 





1~10 层 
每 层 600m2 
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a) b) 








844216 高层 建 筑 示意 图 
а) 平面 示意 图 b) 立 面 示意 图 
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度 ， 凸 出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 间 、 水 箱 间 等 不 计 











2) 榴 高 是 指 设计 室外 地 坪 至 榴 口 的 高 
和信 榴 高 之 内 
3) 同一 建筑 物 高 度 不 同时 ， 按 不 同 高 
2， 降 效 系数 
1) 各 项 降 效 系数 中 包括 的 内 容 指 建筑 物 基础 以 上 的 全 部 工程 项 目 ， 但 不 包括 垂直 运 
输 、 各 类 构件 的 水 平 运输 及 各 项 脚手架 
2) 人 工 降 效 按 规定 内 容 中 的 全 部 人 工 费 乘 以 定额 系数 计算 。 
3) 吊装 机 械 降 效 按 吊装 项 目 中 的 全 部 机 械 费 乘 以 定额 系数 计算 
4) 其 他 机 械 降 效 按 除 吊装 机 械 外 的 全 部 机 械 费 乘 以 定额 系数 计算 
3. ЕКЕН 
建筑 物 施 工 用 水 加 压 增加 的 水 泵 台 班 ， 按 建筑 面积 计算 。 
4. 建筑 物 超 高 人 工 、 机 械 降 效率 定额 摘录 ( 表 4-42) 


° 


的 建筑 面积 ， 分 别 按 相 应 项 目 计算 。 



































表 4-42 ”定额 摘录 
















































































定额 编号 14—1 14—2 14—3 14—4 
Жын (АЖ) 
项 目 降 效 率 
30m(7 ~10) 以 内 | 40m(11 ~13) 以 内 | 50m(14 ~16) 以 内 |60ш(17-19) М) 
人 工 降 效 % 3.33 6.00 9.00 13.33 
吊装 机 械 降 效 % 7.67 15.00 22.20 34. 00 
其 他 机 械 降 效 % 3.33 6.00 9.00 13.33 
工作 内 容 : 
1) 工人 上 下 班 降低 工效 、 上 楼 工作 前 休息 及 自然 休息 增加 的 时 间 。 
2) 垂直 运输 影响 的 时 间 。 
3) 由 于 人 工 降 效 引起 的 机 械 降 效 。 
5. 建筑 起 高 加 压 水 泵 台 班 定额 摘录 ( 表 4-43 ) 
表 4-43 ”定额 摘录 
定额 编号 14 一 11 14 一 12 14 一 13 14 一 14 
Жан (АЖ) 
项 目 单位 
30m(7 ~10) 以 内 | 40m(11 ~13) 以 内 | 50m(14 ~16) 以 内 | 60m(17 ~ 19) 以 内 
基价 元 87. 87 134. 12 259.88 301.17 
шинж 台 班 1.14 1.74 2.14 2.48 
加 压 用 水 泵 停滞 台 班 1 14 1.74 2.14 2.48 
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工作 内 容 : 包括 由 于 水 压 不 足 所 发 生 的 加 压 用 水 和 泵 台 班 。 
计量 单位 : 100m° 

【 例 4-59】 根据 下 列 数 据 计 算 工 程 费 ， 如 图 4-216 所 示 。 
1 ~7 层 











АТ : 202500 元 
GD ~ эша 吊装 机 械 费 : 67800 元 
其 他 机 械 费 : 168500 元 





1~17 E: 
人 工 费 : 2176000 元 

@ ~ эша 吊装 机 械 费 : 707200 元 
其 他 机 械 费 : 1360000 元 





1~10 Jš 
人 工 费 : 450000 元 
@- эша 吊装 机 械 费 : 120000 元 
其 他 机 械 费 : 300000 元 

【 解 】 (1) 人 工 降 效 费 

Ф- © (90-6! 定额 14 一 1 

(202500 +450000) x3.33% =21728. 25 _ 
311789. 05 元 

Q - ФН 定额 14 一 4 

2176000 x 13.33% =290060. 80 

(2) 吊装 机 械 降 效率 

Ф-ОЛ (90-6 定额 14 一 1 

(67800 + 120000) х7.67% = 14404. 26 

@ - Фр 定额 14 一 4 

707200 x34% =240448. 00 

(3) 其 他 机 械 降 效 费 

Ф-ОЛ (90-6! 定额 14 一 1 

(168500 +300000) x3.33% =15601. 05 

加 ~@ 轴 定额 14 一 4 

1360000 x 13.33% =181288. 00 

(4) 建筑 物 超 高 加 压 水 泵 人 台 班 费 

Ф-ОЛ (0-6 定额 14 一 11 

(375 x7 +600 x10) x0.88 =7590 

@ - OHM 定额 14 一 14 

1600 х17 x3.01 =81872. 00 





254852.26 元 


196889.05 元 











89462. 00 元 
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45 工程 量 计算 实例 


4,51 某 单位 食堂 建 筑 施 工 概述 


1 拟 建 食堂 总 平面 图 
拟 建 食 符 总 平面 图 如 图 4-217 所 示 。 


Ї 18.5m | 26.1т Н 2 0m 





13 8m 4-2 














2. 建筑 施工 图 

(1) 设计 说 明 

1) 工程 概况 : 本 工程 建筑 面积 756m , 3 层 ， 底 框 砖 混 结 构 。 

2) 屋面 : РУС 防水 屋面 ， 三 层 屋面 设 架空 隔 热 展 ， 二 布 三 油 塑 料 油 膏 防 水 层 ， 现 浇 水 
泥 珍 珠 岩 找 坡 层 60mm 4 (最 薄 处 )，1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 25mm 厚 。 

3) 地 面 : 普通 水 磨 石 地 面 ，C10 混凝土 热 层 80mm 厚 。 

4) 楼 面 : 卫生 间 200mm x 200mm 防滑 地 砖 楼 面 ， 其 余 水 泥 豆 石 楼 面 。 

5) 楼 梯 : 现 浇 板式 楼 梯 ，1 : 2 水 泥 砂 浆 面 20mm 厚 ， 梯 井 边 做 1 : 2 水 泥 砂 浆 挡 水 线 。 

б) 内 装修 : 卫生 间 及 底层 操作 间 1800mm 高 白色 次 巷 墙 裤 ， 其 余 混合 砂浆 墙 面 ; 顶棚 
混合 砂浆 抹 面 ， 抹 灰 面 刷 仿 瓷 涂料 两 遍 。 

7) 外 装修 : 详 见 立 面 图 标注 说 明 。 

8) 油漆 : 木门 窗 浅 黄色 调 合 漆 两 遍 ; 钢 门 窗 内 外 分 色 ， 内 面 为 浅黄 色调 合 漆 两 遍 ， 外 
面 为 棕色 调 合 漆 两 遍 ， 基 层 按 有 关 规 定 处 理 ; 铝 合 金 窗 为 银白 色 ， 蓝 玻璃 。 

9) 未 尽 事宜 ， 协 商 解决 。 

(2) 门窗 统计 表 ”门窗 统计 表 见 表 4-44。 

表 4-44 ”门窗 统计 表 













































































代号 名 称 洞口 尺寸 数量 备注 
МІ 全 板 夹板 门 900 2700 4 
M2 全 板 夹板 门 900 2000 12 
M3 百叶 夹板 门 700 2000 4 
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(88) 
代号 名 称 洞口 尺寸 数量 备注 
МС1 钢 门 带 窗 2700 2800 1 
MC2 钢 门 带 窗 3300 2800 1 
СІ 铝 合金 推拉 窗 1800 1800 10 
C2 钢 平 开 窗 2400 1800 1 
C3 钢 平 开 窗 3000 1800 2 
C4 铝 合 金 推 拉 窗 2400 1800 6 
C5 铝 合 金 推 拉 窗 900 900 4 
C6 铝 合金 圆 形 固定 窗 41200 2 
(3) 建筑 施工 图 “建筑 施工 图 见 建 施 1 ~ 建 施 9 (图 4-218 ~ 图 4-226)。 





3. 结构 施工 图 

(1) 设计 说 明 

І) 基础 部 分 : 基 坑 、 槽 开 挖 至 设计 标高 ， 应 及 时 通知 设计 、 质 览 、 建 设 单位 派 人 员 共 
同 验收 合格 后 才能 进行 下 道 工 序 的 施工 ; 基础 按 详 图 施工 。 

2) 混凝土 部 分 : 本 工程 中 中 为 HPB235 级 钢 ， 中 为 HRB335 级 钢 ; 本 工程 使 用 的 水 泥 、 
钢筋 必须 具有 出 三 合格 证 ， 并 经 复 检 合 格 后 ， 才 能 使 用 ; 凡 采 用 标准 图 集 的 构件 ， 必 须 按 所 
选 图 集 要 求 施工 ; XKJ-1 、2、3 用 C25 混凝土 ， 其 余 构件 用 C20 混凝土 。 

3) 砌 体 部 分 : 本 工程 砌 体 尺寸 以 建 施 图 为 准 ， 附 壁 柱 为 370mm х 490mm; ЖН 
MU15 标准 砖 、M5 混合 砂浆 砌 筑 ; ХС2 从 垫 层 表 面 做 起 。 

4) 其 他 : 预 留 孔 洞 详 见 水 电 施工 图 ; 未 尽 事宜 ， 协 商 解决 。 

(2) 预制 构件 统计 表 ”预制 构件 统计 表 见 表 4-45 。 

表 4-45 ”预制 构件 统计 表 



































































































































构件 代号 -/ Од 屋面 合计 构件 代号 == Од 屋面 合计 
Y-KB365-3 9 9 18 Y-KBW426-2 47 47 
Y-KB366-3 30 24 54 Y-KBW275-2 8 8 
Y-KB425-3 9 9 18 Y-KBW276-2 23 23 
Y-KB426-3 30 24 54 WJB36Al 1 1 
Y-KB276-3 3 2 5 ХС14101 6 6 12 
Ү-КВ275-3 З 3 6 ХС14103 4 4 
Y-KBW365-2 22 22 XGI4181 2 2 
Y-KBW366-2 41 41 XGI4181 4 4 8 
Y-KBW425-2 24 24 ХС14241 3 3 6 
































(3) 结构 施工 图 ”结构 施工 图 见 结 施 1~ 结 施 16 (图 4-227 ~ 图 4-242) 。 
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1. 独立 基础 垫 层 用 C10 混 凝 土 ; G6 5@200 
基础 用 C15 混 凝 土 。 : 

2. 砖 基 础 垫 层 C15 混 凝 土 ; MU15 

机 制 标准 砖 ，M5 水 泥 砂 浆 砌 筑 。 O 3016 


3. XDJ-1 用 C20 混 凝 土 。 
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51 建筑 工程 直接 费用 与 用 料 分 析 


5.11 直接 费用 的 组 成 


建筑 安装 工程 费用 也 称 建筑 安装 工程 造价 ， 是 对 直接 费 、 间 接 费 、 利 润 、 税 金 等 四 部 分 
的 总 称 ， 如 图 5-1 所 示 ， 其 中 直接 费 与 间接 费 之 和 称 为 工程 预算 成 本 。 





























| 直接 工程 费 | 
直接 费 具体 内 容 见 直接 费 章节 
措施 费 
工程 排污 费 
工程 定额 测定 费 
社会 保障 费 
” (1) 养 老 保险 费 
= ТТТ (2) 失 业 保险 费 
03) 医疗 保险 费 
住房 公积金 
в 危险 作业 意外 伤害 保险 
管理 人 员工 资 
差 旅 交 通 费 
固定 资产 使 用 费 
企业 管理 费 工具 用 具 使 用 费 
劳动 保险 费 
职工 教育 经 费 
财产 保险 费 
нэ 城市 维护 
建设 税 








教育 费 附加 其 他 


图 5-1 建筑 安装 工程 费用 构成 示意 
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直接 费用 由 直接 工程 费用 和 措施 费用 构成 。 
1. 直接 工程 费用 
直接 工程 费用 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 各 项 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 
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施工 机 械 使 用 费 ， 其 中 : 

(1) 人 工 费 人 工 费 是 指 直接 从 事 建 筑 安 装 工程 施工 的 生产 工人 所 开 文 的 各 项 费用 。 
包括 : 

1) 基本 工资 。 基 本 工资 是 指 发 放 给 生产 工人 的 基本 工资 。 

2) 工资 性 补贴 。 工 资 性 补贴 是 指 按 规定 发 放 给 生产 工人 的 物价 补贴 ， 煤 、 燃 气 补贴 ， 
交通 补贴 ， 住 房 补贴 ， 流 动 施工 津贴 等 。 

3) 生产 工人 辅助 工资 。 生 产 工人 辅助 工资 是 指 生产 工人 年 有 效 施 工 天 数 以 外 非 作 业 天 
数 的 工资 ， 包 括 职工 学 习 、 培 训 期 间 的 工资 ,调动 工作、 探亲 、 休 假期 间 的 工资 ， 因 气候 影 
响 的 停工 工资 ， 女 工 哺乳 时 间 的 工资 ， 病 假 在 6 个 月 以 内 的 工资 及 婚 、 产 、 形 假期 的 工资 。 

4) 职工 福利 费 。 职 工 福利 费 是 指 按 规 定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 

5) 生产 工人 劳动 保护 费 。 生 产 工人 劳动 保护 费 是 指 按 规 定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 
购置 费 及 修理 费 ， 徒 工 服装 补贴 ， 防 嗜 降 温 费 ， 在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费 等 。 

6) 社会 保障 费 。 社 会 保障 费 是 指 包含 在 工资 内 ， 由 工人 交 的 养老 保险 费 、 失 业 保 
险 费 等 。 

(2) 材料 费 材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗 用 的 构成 工程 实体 、 形 成 工程 装饰 效果 的 原 材 
料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 、 成 品 的 费用 和 周转 材料 的 摊 销 (或 租赁 ) 费用 。 

(3) 施工 机 械 使 用 费 施工 机 械 使 用 费 是 指使 用 施工 机 械 作业 所 发 生 的 机 械 费用 以 及 
机 械 安 、 拆 和 进出 场 费 等 。 

2. 措施 费 
措施 费 是 指 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 非 工程 实体 项 目的 
费用 ， 包 括 : 

(1) 环境 保护 费 “环境 保护 费 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

(2) 文明 施工 费 文明 施工 费 是 指 施 工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

(3) 安全 施工 费 安全 施工 费 是 指 施 工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

(4) 临时 设施 费 ”临时 设施 费 是 指 施 工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 
生产 用 的 临时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 等 。 临 时 设施 包括 : 

临时 宿舍、 文化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 ， 仓库 、 办 公 室 、 加 工厂 以 及 规定 范围 内 
道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

临时 设施 费用 包括 : 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 费 或 挫 销 费 。 

(5) 夜间 施工 费 ”夜间 施工 费 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 
夜间 施工 照明 设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(6) 二 次 搬运 费 _ 二 次 搬运 费 是 指 因 施 工场 地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 

(7) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 ”大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 安 拆 费 是 指 机 械 整 体 或 分 
体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运 
输 、 转 移 费 用 及 机 械 在 施工 现场 进行 安装 、 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 
和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 费用 。 

(8) 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 “ 混凝土、 钢筋 混凝土 模板 及 支架 费 是 指 混 凝 
土 施工 过 程 中 需要 的 各 种 钢 模 板 、 木 模板 、 支 架 等 的 支 、 拆 、 运 输 费 用 及 模板 、 文 架 的 摊 销 
《或 租赁 ) 费用 。 



































































































































































































































第 5 章 ”建筑 安装 工程 费用 计算 与 实例 269 








(9) 脚手架 费 ”脚手架 费 是 指 施 工 需 要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 及 脚手架 的 摊 
ІҢ (或 租赁 ) 费用 。 

(10) 已 完工 程 及 设备 保护 费 已 完工 程 及 设备 保护 费 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 
设备 进行 保护 所 需 费 用 。 

(11) 施工 排水 、 降 水 费 施工 排水 、 降 水 费 是 指 为 确保 工程 在 正常 条 件 下 施工 ， 采 取 
各 种 排水 、 降 水 措施 所 发 生 的 各 种 费用 。 
直接 费 划分 见 表 5-1。 
























































表 5-1 直接 费 划分 







































































































































































基本 工资 
工资 性 补贴 
生产 工人 辅助 工资 
人 工 费 т 
职工 福利 费 
生产 工人 劳动 保护 费 
社会 保障 费 
材料 原价 
材料 运 杂 费 
ER 材料 费 运输 损耗 费 
直接 工程 费 ХЭВЛЭН 
98014904 
折旧 费 
大 修理 费 
经 常 修理 费 
直接 费 施工 机 械 使 用 费 安 拆 费 及 场 外 运输 费 
人 工 费 
燃料 动力 费 
养路 费 及 车 船 使 用 税 
环境 保护 费 
文明 施工 费 
安全 施工 开 
临时 设施 费 
夜间 施工 费 
措施 费 二 次 搬运 费 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 
混凝土 ,钢筋 混凝土 模板 及 支架 费 
脚手架 费 
已 完工 程 及 设备 保护 费 
施工 排水 、 降 水 费 











3. 措施 费 计 算 方法 及 有 关 费 率 确定 办 法 
(1) 环境 保护 费 
环境 保护 费 = 直接 工程 费 х 环境 保护 费 费 率 (% ) 
) - 。 ”本 项 费用 年 度 平均 支出 
全 年 建安 产值 x 直接 工程 费 占 总 造价 比例 (% ) 


























270 预算 员 手 册 





(2 ) 文 明 施工 旨 
文明 施工 费 -直接 工程 费 x 文明 施工 费 费 率 ( % ) 
Wy 本 项 费用 年 度 平均 支出 
ХЭНЭЭС = 至 年 建 安 产 值 x 直接 工程 费 古 总 造价 比例 (%) 
(з) 安全 施工 费 
安全 施工 费 -直接 工程 费 安全 施工 费 费 率 ( % ) 
26 本 项 费用 年 度 平均 支出 
ЗЭЛЭН С) 一 公 年 建安 产值 直接 工程 费 占 总 造价 比例 (和 ) 
(4) 临时 设施 费 “临时 设施 费 由 以 下 三 部 分 组 成 
1) 周转 使 用 临 建 〈 如 活动 房屋 等 )。 
2) 一 次 性 使 用 临 建 《如 相关 简易 建筑 )。 
з) 其 他 临时 设施 (如 临时 管线 ) 。 
临时 设施 费 = (周转 使 用 临 建 费 + 一 次 性 使 用 临 建 费 ) x [1 + 其 他 临时 设施 所 占 比例 (% ) | 
其 中 : 
ШІ ІЗ 


я ве — у [ШЕШШ х 每 平方 米 造价 Ж 
周转 使 用 临 建 费 = [Енен x365 x сагу < УСКО | + 一 次 性 拆除 费 
2) 一 次 性 使 用 临 建 费 




































































一 次 性 使 用 临 建 费 = 并 临 建 面积 x 每 平方 米 造价 x [1 — 残 值 率 (% ) ] + 一 次 性 拆除 费 
3) 其 他 临时 设施 在 临时 设施 费 中 所 占 比例 ， 可 由 各 地 区 等 价 管理 部 门 依据 典型 施工 企 
业 成 本 资料 经 分 析 后 综合 测定 。 
(5) 夜间 施工 费 
(6) 二 次 搬运 费 
一 次 搬运 费 = 直接 工程 费 x 二 次 搬运 费 费 率 (% ) 
реа е 平均 二 次 搬运 费 开 支 额 
=з ы. s у 
(7) 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 费 
1) 模板 及 支架 费 = 模 板 摊 销 量 x 模 板 价格 + 支 、 拆 、 运 输 费 
摊 销 量 = 一次 使 用 量 x (1 + 施工 损耗 ) x [1 + (周转 次 数 - 1) x 补 损 率 /周转 次 数 - 
(1 - 补 损 率 ) x50% 7 周转 次 数 ] 
2) 租赁 费 - 脚手架 每 日 租金 x 搭 设 周 期 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
(в) 脚手架 费 
1) 脚手架 搭 拆 费 = 脚手架 捧 销 量 х 脚手架 价格 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
илин a. 单位 一 次 使 用 量 x(1 =- 率 
ІН I u sà 
2) 租赁 费 - 脚手架 每 日 租金 x 搭 设 周 期 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
(9) 已 完工 程 及 设备 保护 费 
已 完工 程 及 设备 保护 费 = 成 品 保护 所 需 机 械 费 + 材料 费 + 人 工 费 
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(10) 施工 排水 、 降 水 费 
排水 、 降 水 费 = 三 排水 降水 机 械 台 班 费 x 排水 降水 周期 + 排水 降水 使 用 材料 费 、 人 工 费 


51.2 直接 费 计 算 及 工料 计算 


当 一 个 单位 工程 的 工程 量 计算 完毕 后 ， 就 要 套用 预算 定额 基价 进行 直接 费 的 计算 。 本 节 
只 介绍 直接 工程 费 的 计算 方法 ， 措 施 费 的 计算 方法 详 见 后 续 建 筑 工程 费用 章节 。 
计算 直接 工程 费 常 采用 两 种 方法 ， 即 单位 估价 法 和 实物 金额 法 。 
1. 用 单位 估价 法 计算 直接 工程 费 
预算 定额 项 目的 基价 构成 ， 一 般 有 两 种 形式 : 
一 是 基价 中 包含 了 全 部 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 使 用 费 ， 这 种 方式 称 为 完全 定额 基价 ， 建 
筑 工 程 预 算 定额 常 采用 此 种 形式 。 
二 是 基价 中 包含 了 全 部 人 工 费 、 辅 助 材料 费 和 机 械 使 用 费 ， 不 包括 主要 材料 费 ， 这 种 方 
式 称 为 不 完全 定额 基价 。 安 装 工程 预算 定额 和 装饰 工程 预算 定额 常 采用 此 种 形式 。 几 是 采用 
完全 定额 基价 的 预算 定额 计算 直接 工程 费 的 方法 称 为 单位 估价 法 ， 计 算出 的 直接 工程 费 也 称 
为 定额 直接 费 。 
(1) 单位 估价 法 计算 直接 工程 费 的 公式 
单位 工程 定额 直接 工程 费 = 定额 人 工 费 + 定额 材料 费 + 定额 机 械 费 
其 中 : 定额 人 工 费 = 过 (分 项 工程 量 x 定额 人 工 费 单价 ) 
定额 机 械 费 = (分 项 工程 量 x 定额 机 械 费 单价 ) 
定额 材料 费 = 壹 [( 分 项 工程 量 x 定额 基价 ) — 定额 人 工 费 - 定额 机 械 费 | 
(2) 单位 估价 法 计算 定额 直接 工程 费 的 方法 与 步 又 
1) 先 根据 施工 图 和 预算 定额 计算 分 项 工程 量 。 
2) 根据 分 项 工程 量 的 内 容 套 用 相对 应 的 定额 基价 (包括 人 工 费 单价 、 机 械 费 单价 ) 。 
3) 根据 分 项 工程 量 和 定额 基价 计算 出 分 项 工程 定额 直接 工程 费 、 定 额 人 工 费 和 定额 机 
械 费 。 
4) 将 各 分 项 工程 的 各 项 费用 汇总 成 单位 工程 定额 直接 工程 费 、 单 位 工程 定额 人 工 费 、 
单位 工程 定额 机 械 费 。 
(3) 单位 估价 法 实例 ” 某 工程 有 关 工 程 量 如 下 : C15 混凝土 地 面 执 层 48. 56т”, М5 水 
泥 砂 浆 砌 砖 基础 76. 21m 。 根 据 这 些 工程 量 数据 和 预算 定额 ， 用 单位 估价 法 计算 定额 直接 工 
程 费 、 定 额 人 工 费 、 定 额 机 械 费 ， 并 进行 工料 分 析 。 
1) 计算 定额 直接 工程 费 、 定 额 人 工 费 、 定 额 机 械 费 。 见 表 5-2 。 































































































Ж52 ”直接 工程 费 计 算 表 (单位 估价 法 ) 
















































































单价 总 价 
теді г. 
e янв іші ТЕ ЭГ ЭГ 
编号 数量 | 基价 - 合 价 - 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
1 2 3 4 5 6 7 8 9-4х5 110-4х6| 11 |2-4х8 
一 、 砌 筑 工 程 
定 -1 |M5 水 泥 砂浆 砌 砖 基础 | m: |76.21| 127.73 | 31.08 0.76 | 9734.30 | 2368.61 57. 92 
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(88) 
8 И 总 价 
定额 工程 
2 项 目 名 称 单位 | -一 H rh тоор 
编号 数量 | 基价 合 价 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
分 部 小 计 9734.30 | 2368.61 57. 92 
二 、 脚 手 架 工程 
分 部 小 计 
三 、 楼 地 面 工程 
定 3 | C15 混凝土 地 面 热 层 | m° |48.56 | 195.42 | 53.90 3.10 | 9489.60 | 2617.38 150. 54 
分 部 小 计 9489.60 | 2617.38 150. 54 
в “hF 19223.90 | 4985.99 208.46 
2) 工料 分 析 ， 见 表 5-3. 
3583 ДІ, МЖ 
主要 材料 
定额 | аар ШЕ Е 
Е 项 目 名 称 单位 | 工程 量 标准 夸 M5 水 泥 砂浆 水 C15 混凝土 
编号 Z 工 日 
( 块 ) /m /m3 Ли 
一 、 砌 筑 工 程 
үү КӨТҮЕ 1.243 523 0.236 0.231 
定 -1 |М5 水 泥 砂浆 砌 砖 基础 | иг 76.21 | ооз 3 ое 8 
分 部 小 计 94.73 39. 858 17. 986 17.60 
、 楼 地 面 工程 
ыу: ИТТЕ 2.156 1.538 1.01 
ЖЗ | C15 混凝土 地 面 执 层 | m° |48.56 |10470 74.69 49.046 
分 部 小 计 104.70 74.69 49. 046 
行人 Әз 199.43 39. 858 17.986 92.29 49. 046 





















































主要 材料 栏 的 分 数 中 ， 分 子 表示 定额 用 量 ， 分 母 


2. 用 实物 金额 法 计算 直接 工程 费 
(1) 实物 金额 法 计算 直接 工程 费 的 方法 与 步骤 


子 目 中 的 实物 消耗 量 ( 即 人 工 工 日 、 材 料 数 量 、 机 械 台 现 
RR. BUL 



































Ce 示 工 程 量 乘 以 定额 用 量 的 结果 。 








凡是 用 分 项 工程 量 分 别 乘 以 预算 定额 














人 台 班 消耗 量 ， 然 后 汇总 成 单位 工程 实物 消耗 量 ， 玉 

















Жш) 求 出 分 项 工程 的 人 工 、 材 
于 分 别 乘 以 工 日 单价 、 材 料 预算 价 


格 、 机 械 人 台 班 预算 价格 求 出 单位 工程 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 ， 最 后 汇总 成 单位 工程 直 
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接 工 程 费 的 方法 ， 称 为 实物 金额 法 。 

(2) 实物 金额 法 的 数学 模型 

单位 工程 直接 工程 费 = 人 工 费 + 材料 费 + 机械 费 

其 中 :人 工 费 = 并 (分 项 工程 量 x 定额 用 工 量 ) x 工 日 单价 

材料 费 = 并 (分 项 工程 量 x 定额 材料 用 量 x 材料 预算 价格 ) 
机 械 费 = УОЛТ ЕЛЕНЕ х 机 械 台 班 预算 价格 ) 

(3) 实物 金额 法 计算 直接 工程 费 实例 ” 某 工 程 有 关 工 程 量 为 : M5 水 泥 砂 浆 砌 砖 基础 
76. 21m ; C15 混凝土 地 面 执 层 48. 56m 。 根 据 上 述 数 据 和 表 5-4 中 的 预算 定额 分 析 工 料 机 消 
耗 量 ， 再 根据 表 5-5 中 的 单价 计算 直接 工程 费 。 

&54 ”建筑 工程 预算 定额 (摘录 ) 























































































































定额 编号 S-1 S-2 
定额 单位 10шЎ 10m° 
项 Н 单 {у М5 水 泥 砂 浆 砌 砖 基础 C15 混凝土 地 面 热 层 
基本 工 工 日 10.32 13.46 
人 工 其 他 工 工 日 2.11 8.10 
合 iF +H 12.43 21.56 
标准 夸 тэ» 5.23 
М5 е5; ш? 2.36 
材料 С15 混凝土 (0.5 ~4) mš 10.10 
水 КЕ 2.31 15.38 
其 他 材料 费 元 1.23 
机 械 200L 砂浆 搅拌 机 台 班 0.475 
400L 混凝土 搅拌 机 台 班 0.38 
3:5-5 ”人工 单价 、 材 料 预算 价格 、 机 械 台 班 预算 价格 表 
序 号 名 Ж 单 ”位 单价 /元 
== 人 工 单价 +H 25.00 
= 材料 预算 价格 
1 ЖЕНЕ TJ 127. 00 
2 M5 水 泥 砂 浆 т? 124. 32 
3 C15 混凝土 (0.5 ~4 砾石 ) ш? 136. 02 
4 水 m 0.60 
= 机 械 台 班 预算 价格 
1 200L 砂浆 搅拌 机 台 班 15.92 
2 4001. 混凝土 搅拌 机 台 班 81.52 











1) 分 析 人 工 、 材 料 、 机 械 合 班 消耗 量 ， 见 表 5-6。 
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表 5-6 人工、 材料 、 机 械 台 班 分 析 表 





























































































































































































































|M5 水泥 | C15 混 其 他 材 |200L 砂浆 |400L 混 凝 
定额 Э 7 2| ATL | 标准 夸 | қ 水 и I : 
项 目 名 称 单位 | 工程 量 | 砂浆 | ЖЕ 料 费 | 搅拌 机 | 土 搅拌 机 
编号 ЕН | / 千 块 /т? ДЕ 
та? /mi УШ /人 台 班 газ 
一 、 砌 筑 工 程 
РЕТИ Я 1.243 | 0.523 | 0.236 0.231 0.0475 
54 |М5 ЖОВИ ш | 76.21 | 04:73) | 30858 | 17.986 17.605 3.620 
二 、 楼 地 面 工 程 
ГРАНЕ 2.156 1.01 | 1.538 | 0.123 0.038 
52 | C15 混凝土 地 面 垫 民 | ш | 48.56 104.70 49.046 | 74.685 | 5.97 1. 845 
{ы E 199.43 | 39.858 | 17.986 | 49.046 | 92.29 | 5.97 | 3.620 1.845 
ЇЕ: 分 子 为 定额 用 量 、 分 母 为 计算 结果 。 
2) 计算 直接 工程 费 ， 见 表 5-7。 
#57 直接 工程 费 计算 表 (实物 金额 法 ) 
序号 名 称 单 位 Жон 单价 /元 合 价 / 元 # Ж 
1 人 工 工 日 199.43 25. 00 4985.75 人 工 费 :4985.75 
2 标准 砖 +J: 39. 858 127. 00 5061.97 
3 М5 水 泥 砂浆 т: 17.986 124.32 2236. 02 
4 С15 混凝土 (0.5 ~4) т? 49. 046 136.02 6671.24 材料 费 :14030.57 
5 水 т: 92.29 0.60 55.37 
6 其 他 材料 费 元 5.97 5.97 
7 2001, 砂浆 搅拌 机 台 班 3. 620 15. 92 57. 63 
机 械 费 :208. 03 
8 400L 混凝土 搅拌 机 台 班 1. 845 81.52 150. 40 
合 计 19224. 35 直接 工程 费 :19224. 35 
5.1.3 材料 价差 调整 计算 
目前 ， 预 算 定额 基价 中 的 材料 费 是 根据 编制 定额 所 在 地 区 的 省 会 所 在 地 的 材料 预算 价格 











计算 。 由 于 地 区 材料 预算 价格 随 着 时 间 的 变化 而 发 生变 化 ， 其 他 地 区 使 用 该 预算 定额 时 材料 


预算 价格 也 会 发 生变 化 。 所 以 ， 用 单位 估价 法 计算 定 


在 地 区 的 材料 预算 价格 
几 是 使 用 完全 定额 














(1) 单项 材料 价差 调整 


调整 材料 价差 。 














额 直接 工程 费 后 ， 一 般 还 要 根据 工程 所 


基价 的 预算 定额 编制 的 施工 图 预算 ， 一 般 需 调整 材料 价差 。 
材料 价差 的 调整 有 两 种 基本 方法 ， 即 单项 材料 价差 调整 法 和 材料 价差 综合 系数 调整 法 。 














当 采用 单位 估价 法 计算 














定额 直接 工程 费时 ， 














般 对 影响 工程 





造价 较 大 的 主要 材料 〈 如 钢材 、 木 材 、 水 泥 等 ) 进行 单项 材料 价差 调整 。 
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单项 材料 价差 调整 的 计算 公式 为 
单项 材料 _ 4... 
价差 调整 种 材料 用 量 "预算 价格 ”材料 单价 
【 例 5-1] 根据 某 工 程 有 关 材 料 消耗 量 及 现行 材料 预算 价格 ,调整 材料 价差 ,有 关 数 据 见 
































表 5-8。 
%58 某 工程 材料 消耗 量 及 现行 材料 预算 价格 表 ( 摘录 ) 
材料 名 称 单 ”位 ж ш 现行 材料 预算 价格 /元 预算 定额 中 材料 单价 /元 
42.5 级 水 泥 kg 7345.10 0.35 0.30 
410 圆 钢筋 kg 5618.25 2.65 2.80 
花 岗 石板 т> 816.40 350. 00 290.00 
【 解 】 


(1) 某 工 程 单项 材料 价差 
=7345. 10 x (0.35 -0.30) +5618.25 x (2. 65 —2. 80) +816. 40 x (350 -290) 
= 7345. 10 х0. 05 — 5618. 25 х0. 15 +816. 40 x60 
= 48508. 52 (元 ) 
(2) 用 “单项 材料 价差 调整 表 〈 表 5-9) ”计算 
表 5-9 单项 材料 价差 调整 表 





工程 名 称 : x x 工程 
































现行 材料 预算 定额 中 Е Р 27 
序号 材料 名 称 数 ш 预算 价格 材料 预算 价格 价差 /元 调整 金额 /元 
1 42.5 级 水 泥 7345. 10kg 0.35 元 /kg 0.30 元 /kg 0.05 367.26 
2 410 圆 钢筋 5618.25kg 2.65 元 /kg 2. 80 元 /kg -0.15 -842.74 
花 岗 石 板 816.40m2 350.00 元 /m? 290.00 元 /m? 60.00 48984. 00 
ж iF 48508. 52 


























(2) 综合 系数 调整 材料 价差 ”采用 单项 材料 价差 的 调整 方法 ， 其 优点 是 准确 性 高 ， 但 
计算 过 程 相对 较 繁杂 。 因 此 ， 一些 用 量 大 、 单 价 相 对 低 的 材料 (如 地 方 材料 、 辅 助 材料 等 ) 
常 采 用 综合 系数 的 方法 来 调整 单价 工程 材料 价差 。 采 用 综合 系数 调整 材料 价差 的 具体 做 法 就 
是 用 单位 工程 定额 材料 费 或 定额 直接 工程 费 乘 以 综合 调整 系数 ， 求 出 单位 工程 材料 价差 ， 其 
计算 公式 如 下 : 

单位 工程 材料 价差 调整 金额 = 预算 定额 直接 费 х 综合 调整 系数 

[15-2] 某 工 程 的 定额 材料 费 为 786457. 35 元 ， 按 规定 以 定额 材料 费 为 基础 乘 以 综合 
调整 系数 1. 38% ， 计 算 该 工程 地 方 材料 价差 。 

【 解 】 









































某 工程 地 方 材 _ ЭЭ _ 
料 的 材料 价差 =786457. 35 х1. 38% =10853.11 元 


5.14 直接 费用 计算 实例 


本 节 使 用 第 4 音 最 后 某 单位 食 尝 工 程 实例 的 数据 ， 计 算 食 符 工 程 中 的 直接 费用 。 
1. 工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 计 算 
工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 计算 见 表 5-10. 
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8000| I8'0 | 91 | т 6201 | ва | 15 | 69с0| тт ЕСІ 8 | LE |1 9970 | 66:61 |.| ш ЕҢ ë 
90000 `0| Є00`0 | 90070 | 9500| 900`0 | 88070 | 1200 | 10070 | 90070 | $00`0 | 8100 | 6ZI O | 6090 11000! (4070 511 СЭ 010 
Є00| 0682 | 9% | 07| 97 | (96 | 091 | 90| 16 | 86 | 1611 656 | 9766 ОСТ | 86:96 | со-соү | ш u E фе 
©0000 `0| 60070 | 90070 | 95070 | 90070 | 88070 | 12070 | 10070 | 90070 | 0000 | 8100 | 60410 | 6090 11000! 2/070 ° ЧЕХ 
诉 / 3 引 / 
e” m, |у | зүй | m йг ШІ КЕЛЕ 27756 - 
Е м 5 “6 
М | 2. с Z %-- | ИЕ | Hue | ЫШ ы жЕ ` 二 
ыш |8 шей жеш НӨВ | 2 (хо) | ЭЭГ аы | ир x gr? 2% 
р 2 Яң |Н Ч Яо 
š " | үй МЕТ 
60712 | 08 TSZ [由 
: їй Е 
99:5 | ср au (106) | 05-1 
6с 0 + = T Y бу: 
бүс. ч TM 
2160009 80|: Фшастү 81 
067 | SO SL | oo ш ги = 
| + М 9-1 
11751 | 16:55 |. | ТЕРЕ 
96100 96210 191 0918 Баи 9-1 
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2. 工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 汇 总 
工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 汇总 见 表 5-11。 
表 5-11 工 日 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 汇总 









































































































































































































































































































































































































































# 5 名 Ж # 位 | 数 量 其 中 
+1177:251.50 ”脚手架 :127.33 5 4:377.09 
БЕР “ООЛ ш зі оя 
18.24.80 ”装饰 :1039.01 
ны 机 械 
1 бж ” ЭЭ”) 201 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.13 ”构件 
2 8t 汽车 £ 0.58 构件 运 安 :0.58 
3 机 动 翻斗 车 63 5.27 混凝土 及 钢筋 混凝土 :5.27 
4 51319901 台 现 21.03 土石 方 :21.03 
5 6t 内 塔 式 起 重 机 f: 0.70 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.70 
6 10t 内 龙门 式 起 重 机 в 0.71 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.71 
7 3t 内 卷扬机 ЕЁ 2.01 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.01 
8 St 内 卷扬机 台 班 2.54 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.54 
9 2t 内 卷扬机 63! 102.83 垂直 运输 :102. 83 
10 15ш 带 式 运 输 机 аз 1.44 混凝土 及 钢筋 混凝土 :1.44 
" 5 内 起 重 机 ай 13.61 混凝土 及 钢筋 混凝土 :1.10 构件 运 安 :12. 51 
гә 2001. КЖ ай 23.05 (24.10.08 ”混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.07 
13 400L 混凝土 搅拌 机 ЕЁ 13.49 混凝土 及 钢筋 混凝土 :7.10 ”楼 地 面 :6.39 
14 插入 式 振动 絮 ГЕ 13.27 混凝土 及 钢筋 混凝土 :13. 27 
15 平板 式 振动 器 台 现 2.71 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.37 楼 地 面 :2.34 
16 平面 磨 面 机 台 现 35.76 楼 地 面 :35.76 
17 石料 切割 机 台 现 2.87 楼 地 面 :0.13 ”装饰 :2.74 
18 500 内 圆 锯 ЕЁ 2.73 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.43 ”门窗 :0.30 
19 600 内 木工 单 面 压 蚀 ЕЁ 0.02 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.02 
20 450 木工 平 蚀 床 台 班 0.78 门窗 :0.78 
21 400 木工 三 面 压 刨床 ая 0.75 门窗 :0.75 
22 50 木工 打眼 机 台 现 1.11 ] 窗 :1.11 
23 160 ЖР 台 现 1.04 门窗 :1.04 
24 400 木工 多 面 裁 口 机 1191 35.76 楼 地 面 :35.76 
25 40kV - А 电焊 机 台 班 0.28 门窗 :0.28 
26 30kW 内 电焊 机 台 现 2.35 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.35 
27 75kV + À 对 焊 机 £: 8.53 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.70 ”构件 运 安 :7.83 
28 75kV .A 长 臂 点 焊 机 B 0.23 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.23 
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(88) 
序 号 名 Ж 单 位 | 数 ш 其 中 

29 414 钢筋 调 直 机 台 班 0.09 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.09 

30 440 内 钢筋 切断 机 台 班 1.23 混凝土 及 钢筋 混凝土 :1.23 

31 440 内 钢筋 弯曲 机 台 班 2.24 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.24 

三 材料 

ў 水 Е аас 41322508 混凝土 及 钢筋 混凝土 :224.97 楼 
地 面 :66.34 保温 :24.16 装饰 :20.40 

2 М5 混合 砂 光 ш? 47.053 砌 筑 :47.053 

3 M2.5 混合 砂 六 m 1.145 砌 筑 :1. 145 

4 1:2 水 泥 砂浆 m 53838 ”混凝土 及 钢筋 混凝土:0.736 门窗 :0.056 楼 地 
面 :1.957 

5 1:1 水 泥 砂浆 m 0.889 楼 地 面 :0.142 ”装饰 :0.747 

6 M5 水 泥 砂浆 m 4.93 砌 筑 :4.93 

了 1:1.25 水 泥 豆 石 浆 ш? 4.59 楼 地 面 :4.59 

8 1:3 759093) та? 18.989 楼 地 面 :8.401 装饰 :10. 588 

9 ЖЭ т 2.802 楼 地 面 :1.098 ”装饰 ;1.704 

10 1:2.5 水 泥 白 石子 浆 ш? 5.74 楼 地 面 :5.74 

11 ЖЕ kg 86.26 楼 地 面 :86. 26 

12 1:2.5 水 泥 砂 光 т? 1.315 装饰 :1.315 

13 1:1:6 混合 砂浆 т 19.635 装饰 :19.635 

14 1:1:4 混合 砂浆 т 8.363 装饰 :8.363 

15 1: 1.5 白石 子 浆 т? 1.384 装饰 :1.384 

16 1:0.2:2 1 ҰЗ m 7.215 装饰 :7.215 

17 1:3:9 混合 砂 交 т 4.912 装饰 :4.912 

18 1:0.5:1 ҮЭ т 7.131 装饰 :7.131 

19 C10 混凝土 т? 32.724 楼 地 面 :32.724 

50 C15 混 凝 十 Е Т 混凝土 及 钢筋 混凝土 :24.918 门窗 :0.06 楼 地 
面 :31.22 

21 C20 混凝土 т? 68.316 混凝土 及 钢筋 混凝土 :68.316 

22 С25 混凝土 ш? 63.826 混凝土 及 钢筋 混凝土 :63. 826 

23 C20 细 石 混凝土 ш? 0.018 屋面 :0.018 

24 ШЕР m 0.208 屋面 :0.208 

25 水 泥 珍 珠 岩 m 35.90 保温 :35.90 

26 НИЙ т 1.585 装饰 :1.585 

27 ЖОН т 0.099 门窗 :0.099 

28 钢管 kg 1113:38 ии 混凝土 及 钢筋 混凝土 :281.96 
楼 地 面 :19.09 
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(88) 
F 号 сан 单 位 | 数 ш 其 中 

29 直角 扣 件 个 159.70 脚手架 :159.70 

30 对 接 扣 件 个 22.33 脚手架 :22.33 

31 回转 扣 件 个 7.40 脚手架 :7.40 

32 底座 个 5.60 脚手架 :5.60 

33 预 埋 铁 件 kg 8.28 门窗 :8.28 

34 扁 钢 kg 62.53 楼 地 面 :62. 53 

35 418 圆 钢筋 kg 99.13 楼 地 面 :99. 13 

36 ф10 内 钢筋 t 2.446 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.446 

37 410 外 钢筋 t 4.535 混凝土 及 钢筋 混凝土 :4.535 

38 螺纹 钢筋 t 3.799 混凝土 及 钢筋 混凝土 :3.799 

39 冷 拔丝 t 3.214 混凝土 及 钢筋 混凝土 :3.214 

40 8 号 钢丝 Т Хэг” ЈА шашин 混凝土 及 钢筋 混凝土 :113. 95 
构件 运 安 :9.59 

41 22 号 钢丝 kg 62.58 混凝土 及 钢筋 混凝土 :62. 58 

43 ЖЕТ 7 Таны 脚手架 :31.00 混凝土 及 钢筋 混凝土 :125. 23 
门窗 :6.02 

43 钢丝 强 kg 5.36 脚手架 :3.61 构件 运 安 :1.75 

44 零星 卡 具 kg 142.82 混凝土 及 钢筋 混凝土 :142. 82 

45 ЖЕҢ kg 7.34 混凝土 及 钢筋 混凝土 :7.34 

46 钢 拉 模 kg 181.59 混凝土 及 钢筋 混凝土 :181. 59 

47 定型 钢 模 kg 0.70 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.70 

48 组 合 钢 模 板 kg 532.69 混凝土 及 钢筋 混凝土 :532. 69 

49 螺钉 百 个 0.30 门窗 :0.30 

50 石料 切割 锯 片 片 1.81 楼 地 面 :0.03 ”装饰 :1.78 

5 卡 短 及 螺栓 套 25.56 屋面 :25.56 

53 焊条 О. 混凝土 及 钢筋 混凝土 :66.79 构件 运 安 :56.97 
门窗 :0.81 楼 地 面 :4.50 

53 张 拉 机 具 kg 112.18 混凝土 及 钢筋 混凝土 :112. 18 

54 БОД kg 195.80 构件 运 安 :196.01 

55 地 脚 个 322.2 门窗 :322.2 

56 松 厚 板 m 0.20 装饰 :0.20 

57 — iM ш? 1.621 门窗 :1.621 

58 М т? 0.283 混凝土 及 钢筋 混凝土 :0.213 ”构件 运 安 ;:0.07 

59 木 脚 手 架 mš 1.421 85 28:1.421 

60 60 х60 х 60 热 森 块 25.10 郑 手 架 :25. 10 

61 缆 风 桩 木 ш? 0.036 |: 28.0. 036 
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Л 号 名 Ж 单 位 | 数 量 其 中 

62 方 热 木 m 0.17 构件 运 安 :0.169 ”门窗 :0.001 

63 模板 仿 板 材 т? 2.158 混凝土 及 钢筋 混凝土 :2.147 ”楼 地 面 :0.011 

64 ЖЖ т? 1.867 混凝土 及 钢筋 混凝土 :1.867 

65 三 层 胶合 板 т? 70.20 门窗 :70.20 

66 Жи ш? 0.004 门窗 :0.004 

67 1000 x30 x8 板 条 根 1.21 门窗 :1.21 

68 Ж ЖЛ т 0.23 楼 地 面 :0.23 

69 木柴 kg 2042.5 楼 地 面 :0.11 屋面 :2042.39 

70 6mm 玻璃 m2 61.16 门窗 :61. 16 

71 3mm 玻璃 ш? 19.30 门窗 :1.45 楼 地 面 :17. 85 

72 4mm 玻璃 т? 2.28 门窗 :2.28 

73 铝 合 金 推拉 窗 т> 57.86 门窗 :57. 86 

74 粗 砂 m 0.003 楼 地 面 :0.003 

75 白水 泥 kg 28.71 楼 地 面 :1.01 装饰 :27.70 

76 铝 合金 固定 窗 ш? 2.09 门窗 :2.09 

77 295 m3 4.43 楼 地 面 :4.43 

78 棉纱 头 kg 10.27 楼 地 面 :3.75 ”装饰 :6.52 

79 30 号 石油 沥青 kg 0.31 楼 地 面 :0.31 

80 ЖІ ш? 10.31 楼 地 面 :10.31 

81 150 x75 面砖 Нь 35224 装饰 :35224 

82 152 х 152 盗 板 Нь 8284 装饰 :8284 

83 НЯ Ат 块 703 装饰 :703 

84 Ж Нь 869 装饰 :869 

85 4110 塑料 排水 管 m 39.21 屋面 :39.21 

86 1.8mm 玻 纤 布 т? 1266.43 屋面 :1266. 43 

87 塑料 油 襄 kg 6554.42 屋面 :6554. 42 

88 排水 检查 口 个 4.13 屋面 :4.13 

89 膨胀 螺栓 套 644.4 门窗 :644.4 

90 密封 油 襄 kg 23.66 门窗 :23.66 

91 伸缩 节 个 3.76 屋面 :3.76 

92 密封 胶 kg 0.64 屋面 :0.64 

93 塑料 水 斗 个 6.06 屋面 :6.06 

94 麻 强 kg 0.26 构件 运 安 :0. 26 

95 玻璃 胶 支 32.34 门窗 :32.34 

96 密封 毛 条 m 252.77 门窗 :252.77 

97 YJ-302 胶粘剂 kg 60.87 装饰 :60.87 
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(88) 

F 号 名 Ж 单 Ш 934 45 其 中 

98 红 丹 防 锈 漆 kg 4.65 装饰 :4.65 

99 熟 桐油 kg 1.63 装饰 :1.63 

100 石膏 粉 kg 1.93 装饰 :1.93 

101 无 光 调 合 漆 kg 9.58 装饰 :9.58 

102 ене kg 14.76 装饰 :14.76 

103 = К kg 0.03 装饰 :0.03 

104 酒精 kg 0. 16 装饰 :0. 16 

105 众 干 剂 kg 0.51 续 饰 :0. 51 

106 EI 张 26.79 装饰 :26.79 

107 白布 m2 0.14 装饰 :0. 14 

108 双飞 粉 kg 3910 装饰 :3910 

109 软 填料 kg 25. 85 门窗 :25.85 

110 油 灰 kg 1.63 门窗 :1.63 

111 乳白 胶 kg 4.61 门窗 :4.61 

112 防腐 油 kg 11.14 门窗 :11.14 

113 清油 kg 3.08 门窗 :0.65 楼 地 面 :1.76 装饰 :0.67 

114 80 号 草 板 纸 张 125.65 混凝土 及 钢筋 混凝土 :125. 65 

115 隔离 剂 kg 314.46 混凝土 及 钢筋 混凝土 :314. 46 

116 炉渣 т 1.85 楼 地 面 :1.85 

117 三 角 金 刚 石 块 99.53 楼 地 面 :99.53 

118 200 x75 x50 金刚 石 Нь 9.95 楼 地 面 :9.95 

119 草酸 kg 3.32 楼 地 面 :3.32 

120 硬 白蜡 kg 8.79 楼 地 面 :8.79 

121 煤油 kg 13.27 楼 地 面 :13.27 

122 草 袋 子 m2 297.52 混凝土 及 钢筋 混凝土 :143.39 ”楼 地 面 :154. 13 

123 108 胶 kg 42.11 装饰 :42.11 

124 117 胶 kg 1563.90 装饰 :1$63. 90 

125 防 锈 漆 kg 70.0 脚手架 :70.0 

126 ЖОНШ Ë 14:18 脚手架 :7.53 门窗 :0.37 楼 地 面 :1.76 装饰 : 

5.43 
127 ЕД т? 0.16 脚手架 :0.16 
128 ТН “ЕР 125.61 ІШ :125.61 








3. 食堂 建筑 工程 直接 费用 计算 
食堂 建筑 工程 直接 工程 费 计 算 (实物 金额 法 ) 见 表 5-12, 
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表 5-12 直接 工程 费 计算 表 
工程 名 称 : x x 食堂 
F 号 名 Ж 单 Чу ж ш 单价 /元 金额 /元 

==\ ЕН 工 3372. 44 25.00 84311 
a 机 械 22732. 23 
1 6t 载重 汽车 Ез 22.61 242.62 5485.64 
2 8t 汽车 台 现 0.58 333.87 193.64 
3 机 动 翻斗 车 ая 5.27 92.03 485.00 
4 电动 打 夯 机 ГЕ 21.03 20.24 425.65 
5 6t 内 塔 式 起 重 机 ая 0.70 447.70 313.39 
6 10t 内 龙门 式 起 重 机 ай 0.71 227.14 161.27 
7 3t 内 卷扬机 63 2.01 63.03 126.69 
8 St 内 卷扬机 8% 2.54 77.28 196.29 
9 21 内 卷扬机 ая 102. 83 52.00 5347.16 
10 15m 带 式 运输 机 台 现 1.44 67.64 97.40 
11 5t 内 起 重 机 63 13.61 385.53 5247.06 
12 2001. 灰 浆 机 台 班 23. 05 15.92 366.96 
13 4001. 混凝土 搅拌 机 ан 13.49 94,59 1276.02 
14 插入 式 振动 器 [Ер 13.27 10.62 140.93 
15 平板 式 振动 器 ГЕ; 2.71 12.77 34.61 
16 平面 磨 面 机 ая 35.76 19.04 680.87 
17 石料 切割 机 аз 2.87 18.41 52.84 
18 500 内 圆 锯 ая 2.73 22.29 60.85 
19 600 内 木工 单 面 压 刨 台 动 0.02 24.17 0.48 
20 450 ЖТЖ 63 0.78 16.14 12.59 
21 400 K T- = ñ HE (JJ K 83 0.75 48.15 36.11 
22 50 木工 打眼 机 台 现 1.11 10.01 11.11 
23 160 Ж.Г.ЛЛЕВ 台 班 1.04 49.28 51.25 
24 400 木工 多 面 裁 口 机 аз 35.76 30.16 1078.52 
25 ДОКУ - A 电焊 机 63 0.28 65.64 18.38 
26 30kW 内 电焊 机 ая 2.35 47.42 111.44 
27 75КУ - A 对 焊 机 台 现 8.53 69. 89 596.16 
28 75kV «АЧ БИЛЛ, ая 0.23 85.62 19.69 
29 414 钢筋 调 直 机 Ез 0.09 41.56 3.74 
30 ФАО 内 钢筋 切断 机 ан 1.23 36.73 45.18 
31 440 内 钢筋 弯曲 机 €: 2.24 24.69 55.31 
=, 材料 210402. 63 
1 水 т 360.95 0.80 288.76 
2 М5 混合 砂浆 m 47.053 120.00 5646. 36 

















































































































































































































294 预算 员 手 册 
(Ж) 
序 号 名 Ж 单 ”位 Ж ш 单价 /元 金额 /元 
3 M2.5 Rb т? 1.145 102.30 117.13 
4 1:2 7К96893) ш? 2.749 230.02 632.32 
5 1:1 水 泥 砂 ш? 0.889 288.98 256.90 
6 M5 水 泥人 砂浆 m 4.93 124.32 612.90 
7 1:1.25 水 泥 豆 石 浆 т} 4. 59 268.20 1231.04 
8 1:3 75976893) ш? 18.989 182.82 3471.57 
9 ЖО m 2.802 461.70 1293. 68 
10 1:2.5 水 泥 白 石子 浆 ш? 5.74 407.74 2340.43 
11 水 泥 kg 86.26 0.30 25.88 
12 1:2.5 水 泥 砂浆 т? 1.315 210.72 277.10 
13 1:1:6 混合 砂浆 т: 19. 635 128.22 2517.60 
14 1:1:4 混合 砂浆 т? 8.363 155.32 1298.94 
15 1: 1.5 白石 子 浆 т? 1.384 464.90 643.42 
16 1:0.2:2 混合 砂 当 т? 7.215 216.70 1563.49 
17 1:3:9 混合 砂浆 т? 4.912 115.00 564. 88 
18 1:0.5:1 {ШУУ т? 7.131 243.20 1734.26 
19 C10 混凝土 m 32. 724 133.39 4365.05 
20 C15 混凝土 т? 56. 198 144.40 8114.99 
21 С20 混凝土 т 68.316 155.93 10652. 51 
22 C25 混凝土 т? 63.826 165.80 10582. 35 
23 С20 细 石 混凝土 ш? 0.018 170. 64 3.07 
24 沥青 砂浆 m 0.208 378.92 78.82 
25 水 泥 珍珠 岩 ш? 35.90 113.65 4080. 04 
26 ЧОЙ. т? 1.585 110.90 175.78 
27 麻 刀 石灰 m 0.099 140.18 13.88 
28 钢管 kg 1113.23 3.50 3896.31 
29 直角 扣 件 个 159.70 4.80 766.56 
30 对 接 扣 件 个 22.33 4.30 96.02 
31 回转 扣 件 个 7.40 4.80 35.52 
32 底座 个 5.60 4.20 23.52 
33 预 埋 铁 件 kg 8.28 3.80 31.46 
34 扁 钢 kg 62.53 3.10 193.84 
35 418 钢筋 kg 99.13 2.90 287.48 
36 410 内 钢筋 t 2.446 2950 7215.70 
37 410 外 钢筋 t 4.535 2900 13151. 50 
38 螺纹 钢筋 t 3.799 2900 11017. 10 
39 冷 拔丝 t 3.214 3100 9963.40 
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( 续 ) 
序 号 名 Ж 单 ”位 ж ш 单价 /元 金额 /元 
40 8 号 钢丝 kg 255.74 3.50 895.09 
41 22 号 钢丝 kg 62.58 4.00 250.32 
42 铁 钉 kg 162. 25 6.00 973.50 
43 钢丝 强 kg 5.36 4.50 24.12 
44 零星 卡 具 kg 142. 82 4.60 656.97 
45 ЕН kg 7.34 4.50 33.03 
46 钢 拉 模 kg 181.59 4.50 817. 16 
47 定型 钢 模 kg 0.70 4.50 3.15 
48 组 合 钢 模 kg 532. 69 4.30 2290.57 
49 螺钉 百 个 0.30 2.80 0.84 
50 石料 切割 锯 片 J: 1.81 80.00 144.80 
51 98 £ 26.56 2.00 53.12 
52 电焊 条 kg 129. 07 6.00 774.42 
53 张 拉 机 具 kg 112.18 8.00 897.44 
54 热 铁 kg 195. 80 2.80 548.24 
55 地 脚 个 322. 20 0.18 58.00 
56 松 厚 板 т 0.20 1200.00 240 
57 ЭМ т? 1.621 1200.00 1945.20 
58 — JH т 0.283 1100.00 311.30 
59 木 脚 手 架 т? 1.421 1000.00 1421 
60 60 х 60 х 60 4&Ж 块 25. 10 0.30 7.53 
61 缆 风 桩 木 ш? 0.036 1000. 00 36 
62 方 热 木 m 0.17 1000.00 170 
63 BC Di i m 2.158 1100.00 2373.80 
64 ЖЖ ш? 1.867 1200. 00 2240.4 
65 三 层 胶 合板 m2 70.20 14.00 982.80 
66 Жи т 0. 004 800.00 3.20 
67 1000 х30 х8 板 条 Ж 1.21 0.30 0.36 
68 9079 т? 0.23 7.00 1.61 
69 木柴 kg 2042.5 0.20 408.50 
70 6mm 玻璃 m2 61.16 27.00 1651.32 
71 3mm 玻璃 т2 19.30 13.16 253.99 
72 4mm 玻璃 m2 2.28 18.66 42.54 
73 铝 合 金 推 拉 窗 ш? 57.86 236.00 13654. 96 
74 粗 砂 тш 0.003 35.00 0.11 
75 白水 泥 kg 28.71 0.50 14.36 
76 铝 合金 固定 窗 тш 2.09 193.00 403.37 






































































































































































































































296 预算 员 手 册 
(88) 
F 号 名 Ж Жо 位 Жо ы 单价 /元 金额 /元 
77 29 т? 4.43 12.00 53.16 
78 棉纱 头 kg 10.27 5.00 51.35 
79 30 号 石油 沥青 kg 0.31 0.88 0.27 
80 彩 釉 砖 ш? 10.31 55.00 567.05 
81 150 x75 面砖 块 35224 0.50 17612 
82 152 x 152 瓷 板 块 8284 0.55 4556.20 
83 阳极 角 瓷 片 块 703 0.30 210.90 
84 压顶 盗 片 块 869 0.30 260.70 
85 4110 塑料 排水 管 m 39.21 22.00 862.62 
86 1. 8mm 玻 纤 布 т? 1266. 43 1.20 1519.72 
87 ЗЭН kg 6554. 42 1. 85 12125. 68 
88 排水 检查 口 个 4. 13 18.00 74.34 
89 膨胀 螺栓 套 644.4 2.20 1417.68 
90 密封 油 膏 kg 23.66 16.00 378.56 
91 伸缩 节 个 3.76 9.50 35.72 
92 密封 胶 kg 0.64 14.00 8.96 
93 塑料 水 斗 个 6.06 19.00 115.14 
94 Ж kg 0. 26 4.50 1.17 
95 玻璃 胶 支 32.34 5.10 164.93 
96 密封 毛 条 m 252.77 0.20 50.55 
97 YJ-302 胶粘剂 kg 60. 87 15.80 961.75 
98 红 丹 防 锈 漆 kg 4.65 12.00 55.8 
99 熟 桐油 kg 1.63 18.20 29.67 
100 石膏 粉 kg 1.93 0.50 0.97 
101 无 光 调 合 漆 kg 9.58 16.00 153.28 
102 调 合 漆 kg 14.76 14.50 214.02 
103 漆 片 kg 0.03 24.00 0.72 
104 酒精 kg 0.16 13.00 2.08 
105 ДЕТ) kg 0.51 15.00 7.65 
106 2214 张 26.79 0.18 4.82 
107 白布 шд 0.14 5.60 0.78 
108 双飞 粉 kg 3910 0.50 1955 
109 软 填料 kg 25. 85 3.80 98.23 
110 油 灰 kg 1.63 2.60 4.24 
111 乳白 胶 kg 4.61 7.00 32.27 
112 防腐 油 kg 11.14 1.50 16.71 
113 清 } kg 3.08 11.80 36.34 
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食堂 建筑 工程 脚手架 费 、 




















(88) 
序 号 名 Ж f ”位 Жо ы 单价 /元 金额 /元 
114 80 号 草 板 纸 张 125. 65 1.10 138.22 
115 隔离 剂 kg 314. 46 1.20 377.35 
116 ПАН m 1.85 15.00 27.75 
117 三 角 金 刚 石 НЬ 99. 53 3.70 368.26 
118 200 x75 x50 金刚 石 块 9.95 10.00 99.50 
119 草酸 kg 3.32 7.00 23.24 
120 硬 白蜡 kg 8.79 6.00 52.74 
121 ЙЕН kg 13.27 1.60 21.23 
122 草 袋 子 т> 297. 52 0.55 163.64 
123 108 胶 kg 42.11 1.10 46.32 
124 117 胶 kg 1563. 90 1.15 1798.49 
125 防 锈 漆 kg 70.0 10.00 700 
126 溶剂 油 kg 15. 09 7.60 114.68 
127 挡 脚 板 ш? 0.16 900. 00 144 
128 标准 夸 +J: 125.61 150.00 18841. 50 
合计 : 317445. 86 
4. 食堂 建筑 工程 脚手架 费 、 模 板 费 分 析 
8 、 模 板 费 分 析 见 表 5-13 (根据 表 5-10、 表 5-11、 表 5-12 计算 )。 


表 5-13 分 析 表 






















































































费用 名 称 工料 机 名 称 单位 数量 单价 合格 小 计 
人 工 费 | 人 工 工 日 127.33 25.00 3183.25 | 3183.25 
钢管 kg 812.18 3.50 2842. 63 
直角 扣 件 个 159.70 4.80 766.56 
对 接 扣 件 个 22.33 4.30 96.02 
回转 扣 件 个 7.40 4.80 35.52 
底座 个 5.60 4.20 23.52 
JN 8 号 钢丝 kg 132. 20 3.50 462.70 
=. 铁 钉 kg 31.00 6.00 186.00 
材料 费 6665.35 | 10343.5 
架 钢丝 强 kg 3.61 4.50 16.25 
费 木 脚 手 架 т? 1.421 1000. 00 1421.00 
60 х60 х 60 4&Ж Нь 25.10 0.30 7.53 
缆 风 桩 木 ш? 0.036 1000. 00 36.00 
防 锈 漆 kg 70. 00 10.00 700.00 
溶剂 油 kg 7.53 7.60 57.23 
挡 脚 板 m 0.016 900.00 14.40 
机 械 费 | бо 载重 汽车 台 班 2.04 242. 62 494.94 494.94 




















































































































298 预 
( 续 ) 
费用 名 称 工料 机 名 称 单位 单价 合格 小 iF 
人 工 费 | дт +H 25.00 11097.50 |11097.50 
组 合 钢 模 板 kg 4.30 2290. 57 
ЖАРА ш? 1100.00 2361.70 
Ж т? 1200. 00 2240.40 
零星 卡 具 kg 4.60 656.97 
铁 钉 kg 6.00 751.38 
Р 8 号 钢丝 kg 3.50 398.83 
模 | 材料 费 10292. 54 
板 80 号 草 板 纸 张 1.10 138.22 
及 隔离 剂 kg 1.20 377.35 
22512 
x 1:2 ЖЕР т? 230.02 45.31 
Л: 
4 22 号 钢丝 kg 4.00 11.92 
Фр 
ü 钢管 及 扣 件 kg 3.50 986.86 
梁 卡 具 kg 4.50 33.03 
6t 载重 汽车 台 班 242. 62 516.78 
5t 汽车 起 重 机 台 班 385.53 424.08 
机 械 费 | 500 内 圆 锯 台 班 22.29 54.16 1122. 20 
3t 内 卷扬机 台 班 63.03 126.69 
600 内 木工 单 面 压 刨 机 台 班 24.17 0.48 








5.2 间接 费用 、 利 涧 、 税 金 的 计算 及 费 率 的 确定 


5.2.1 

















1. 间接 费用 


间接 费 由 规 费 、 企 业 管理 费 组 成 。 
规 费 是 指 政 府 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 


(1) 规 费 
中 包括 : 


1) 工程 排污 费 。 工 程 排污 费 是 指 施工 现场 按 规 定 缴纳 的 工程 排污 费 。 
EE 指 按 规定 支付 工程 造价 ( 定额， 管理 部 门 的 定 





2) 工程 定额 测定 费 。 工 条 


额 测定 费 。 


3) 社会 保障 费 。 


@ 失 业 保 险 费 是 





























间接 费用 、 利 泣 、 税 金 的 组 成 
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名 医疗 保险 费 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 


4) 住房 公积金 。 住 房 公 和 





指 企业 按 规定 标准 为 外 


只 工 缴纳 的 住房 公 


/ 


HZ 


LA О 


社会 保障 费 包 括 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 。 
中 养老 保险 费 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 





5) 危险 作业 意外 伤害 保险 。 和 危险 作业 意外 伤害 保险 是 指 按照 建筑 法 规定 ， 企 业 为 从 事 
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危险 作业 的 建筑 安装 施工 人 员 文 付 的 意外 伤害 保险 费 。 

(2) 企业 管理 费 企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施 工 生 产 和 经 营 管理 所 需 费 用 ， 
由 管理 人 员工 资 、 办 公费 等 费用 组 成 。 内 容 包括 : 

1) 管理 人 员工 资 。 管 理 人 员工 资 是 指 管理 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 
费 、 劳 动 保护 费 等 。 

2) 办 公费 。 办 公费 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 
议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 等 费用 。 

3) 差 旅 交通 费 。 差 旅 交 通 费 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 
内 交通 费 和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 
伤 人 员 就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 
牌照 费 。 

4) 固定 资产 使 用 费 。 固 定 资产 使 用 费 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 
固定 资产 的 房屋 、 设 备 仪器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

5) 工具 用 具 使 用 费 。 工 具 用 具 使 用 费 是 指 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 带 
具 、 家 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 有 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 

6) 劳动 保险 费 。 劳 动 保险 费 是 指 由 企业 支付 离 退休 职工 的 易 地 安家 补助 费 、 职 工 退 职 
金 、 六 个 月 以 上 的 病假 人 员工 资 、 职 工 死亡 丧 匡 补助 费 、 抚 恤 费 、 按 规定 支付 给 离休 干部 的 
各 项 经 费 。 

7) 工会 经 费 。 工 会 经 费 是 指 企业 按 职 工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 

8) 职工 教育 经 费 。 职 工 教育 经 费 是 指 企 业 为 职工 学 习 先 进 技 术 和 提高 文化 水 平 ， 按 职 
工 工资 总 额 计 提 的 费用 。 

9) 财产 保险 费 。 财 产 保险 费 是 指 施 工 管理 用 财产 、 和 车辆 保险 。 

10) 财务 费 。 财 务 费 是 指 企 业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 

11) 税金 。 税 金 是 指 企 业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 

12) 其 他 。 包 括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业务 招 待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 
法 律 顾 问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 

2. 利润 

利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 盘 利 。 

3. 税金 

税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 
费 附 加 等 。 


5.2.2 间接 费用 、 税 金 、 利 润 的 计算 与 费 率 确定 


1. 间接 费 的 计算 
(1) 间接 费 的 计算 方法 “间接 费 的 计算 方法 按 取 费 基 数 的 不 同 分 为 以 下 三 种 : 
1) 以 直接 费 为 计算 基础 
间接 费 = 直接 费 合 计 x 间接 费 费 率 (% ) 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
间接 费 = 人 工 费 和 机 械 费 合计 x 间接 费 费 率 (% ) 
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间接 费 费 率 (% ) = 规 费 费 率 (% ) + 企业 管理 费 费 率 (% ) 
3) 以 人 工 费 为 计算 基础 
间接 费 = 人 工 费 合计 < 间接 费 费 率 (% ) 
(2) 规 费 费 率 ”根据 本 地 区 典型 工程 发 承包 价 的 分 析 资 料 综合 取 定 规 费 计算 中 所 
需 数据 : 
1) 每 万 元 发 承包 价 中 人 工 费 含量 和 机 械 合 量 。 
2) 人 工 费 占 直接 费 的 比例 。 
3) 每 万 元 发 承包 价 中 所 含 规 费 缴纳 标准 的 各 项 基数 ，。 
规 费 费 率 的 计算 公式 ， 
1) 以 直接 费 为 计算 基础 
费 缴纳 标准 х 站 计算 
шини ро sb 
人 工 费 占 直接 费 的 比例 (% ) 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
见 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 介 计 算 基 类 
НКС) шы ш 
3) 以 人 工 费 为 计算 基础 
费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计算 基 
Соо) pA aN x100% 
(3) 企业 管理 费 费 率 企业 管理 费 费 率 计算 公式 : 
1) 以 直接 费 为 计算 基础 
企业 管理 费 费 率 (% ) = ЕР СЕЛИН «А.З Н ИВИЙНИЙ(0) 
企业 管理 费 = 直接 费 x 企业 管理 费 费 率 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
Ж 8 Е 平均 管理 费 
теже очита аят 
企业 管理 费 = САЛ + БИИ х 企业 管理 费 费 率 
3) 以 人 工 费 为 计算 基础 
В л. 平均 管理 费 
企业 管理 费 费 素 (% ) ас ТРЕК |) 
企业 管理 费 = 人工 费 x 企业 管理 费 费 率 

















x 100% 





























x 100% 











х 100% 


2. 利润 的 计算 公式 
(1) 以 直接 费 为 计算 基础 
利润 = 直接 费 x 利润 率 
(2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
利润 = (人 工 费 + 机 械 费 ) х 利润 率 
(3) 以 人 工 费 为 计算 基础 








利润 = 人 工 费 x 利 润 费 
3. 税金 的 计算 公式 
税金 = ( 税 前 造价 + 利润 ) x 税率 (% ) 
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(1) 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 
КЕСКИ 1 ? 
ВРЕС9)Г-36 (3% х79)-(39 39)! 


(2) 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 





м хаг 1 те 


(3) 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 





24 ч 2 ыу 1 = 
税率 (%) <1-3% -(3% x1%) — (3% x3%) 1 





5.3 建筑 工程 费用 的 计算 方法 与 条 件 


5.3.1 建筑 工程 费用 的 计算 方法 
1. 建筑 安装 工程 费用 (造价) 理论 计算 方法 
根据 前 面 的 论述 ， 建 筑 安装 工程 计算 理论 公式 和 建筑 安装 工程 的 费用 构成 ， 确 定 为 以 下 


计算 方法 ， 见 表 5-14。 
#514 ”建筑 安装 工程 费用 (造价) 理论 计算 方法 





















































序 号 费用 名 称 WT 算式 
定额 直接 费 (分 项 工程 量 x 定额 基价 ) 
(—) РТТ 定额 直接 工程 费 x 有 关 措 施 费 费 率 
措施 费 或 :定额 人 工 费 x 有 关 措 施 费 费 率 
或 : 按 规 定 标 准 计算 








(一 ) x 间接 费 费 率 









































司 接 费 
(=) 间接 或 :定额 人 工 费 x 间接 费 费 率 
p ғ (一 ) x 利润 率 
23 
=) ши 或 :定额 人 工 费 x 利润 率 
营业 税 =[( 一 ) + (二 ) + (三 )] х ЫЕ. 
(四 ) 税金 келтек ыл А s 
城市 维护 建设 税 = 营业税 x 税率 
教育 费 附加 = 营业税 x 附加 税率 
工程 造价 ЕГЕТЕ UD 


2. 计算 建筑 安装 工程 费用 的 原则 

定额 直接 费 根据 预算 定额 基价 算出 ， 这 具有 很 强 的 规范 性 。 按 照 这 一 思路 ， 对 于 措施 
费 、 规 费 、 企 业 管理 费 等 有 关 费 用 的 计算 也 必须 遵循 其 规范 性 。 以 保证 建筑 安装 工程 造价 的 
社会 必要 劳动 量 的 水 平 。 为 此 ， 工 程 造价 主管 部 门 对 各 项 费用 计算 作 了 明确 的 规定 : 

1) 建筑 工程 一 般 以 定额 直接 工程 费 为 基础 计算 各 项 费用 。 

2) 安装 工程 一 般 以 定额 人 工 费 为 基础 计算 各 项 费用 。 

3) 装饰 工程 一 般 以 定额 人 工 费 为 基础 计算 各 项 费用 。 

4) 材料 价差 不 能 作为 计算 间接 费 等 费用 的 基础 。 
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为 了 保证 计算 出 的 措施 费 、 间 接 费 等 各 项 费用 的 水 平 具有 稳定 性 ， 所 以 要 确定 上 述 的 理 
论 基 础 。 首 移 ， 措 施 费 、 间 接 费 等 费用 是 按 一 定 的 取 费 基础 乘 上 规定 的 费 率 确定 的 。 当 费 率 
确定 后 ， 要 求 计算 基础 必须 相对 稳定 。 因 而 ， 以 定额 直接 工程 费 或 定额 人 工 费 作为 取 费 基 
础 ， 具 有 相对 稳定 性 ,不管 工 程 在 定额 执行 范围 内 的 什么 地 方 施工 ， 不 管 由 哪个 施工 单位 施 
工 ， 都 能 保证 计算 出 水 平 较 一 致 的 各 项 费用 。 

其 次 ， 以 定额 直接 工程 费 作 为 取 费 基础 ， 既 考虑 了 人 工 消 耗 与 管理 费用 的 内 在 关系 ， 又 
考虑 了 机 械 台 班 消耗 量 对 施工 企业 提高 机 械 化 水 平 的 推动 作用 。 

再 者 ， 由 于 安装 工程 、 建 筑 装饰 工程 的 材料 、 设 备 由 于 设计 的 要 求 不 同 ， 使 材料 费 产 生 
较 大 幅度 的 变化 ， 而 定额 人 工 费 具有 相对 稳定 性 ， 再 加 上 措施 费 、 间 接 费 等 费用 与 人 员 的 管 
理 幅 度 有 直接 联系 。 所 以 ， 安 装 工程 、 装 饰 工 程 采 用 定额 人 工 费 为 取 费 基础 计算 各 项 费用 较 
合理 。 

3. 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 
建筑 安装 工程 费用 计算 程序 也 称 建筑 安装 工程 造价 计算 程序 ， 是 指 计算 建筑 安装 工程 造 
价 有 规律 的 顺序 。 建 筑 安 装 工程 费用 计算 程序 没有 全 国 统一 的 格式 ， 一 般 由 省 、 市 、 自 治 区 
工程 造价 主管 部 门 结合 本 地 区 具体 情况 确定 。 

(1) 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 的 拟定 ”拟定 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 主要 有 两 个 
方面 的 内 容 ， 一 是 拟定 费用 项 目 和 计算 顺序 ; 二 是 拟定 取 费 基础 和 各 项 费 率 。 

1) 建筑 安装 工程 费用 项 目 及 计算 顺序 的 拟定 。 各 地 区 参照 国家 主管 部 门 规定 的 建筑 安 
装 工 程 费用 项 目 和 取 费 基础 ， 结 合 本 地 区 实际 情况 拟定 费用 项 目 和 计算 顺序 ， 并 颁布 在 本 地 
区 使 用 的 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 。 

2) 费用 计算 基础 和 费 率 的 拟定 。 在 拟定 建筑 安装 工程 费用 计算 基础 时 ， 应 遵照 国家 的 
有 关 规 定 ， 应 遵守 确定 工程 造价 的 客观 经 济 规律 ， 使 工程 造价 的 计算 结果 较 准 确 地 反映 本 行 
业 的 生产 力 水 平 。 当 取 费 确定 和 费用 项 目 确定 之 后 ， 就 可 以 根据 有 关 资 料 测 算出 各 项 费用 的 
费 率 ， 以 满足 计算 工程 造价 的 需要 。 

(2) 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 示例 ”建筑 安装 工程 费用 计算 程序 示例 见 表 5-15。 


































































































































































































































































































表 5-15 建筑 安装 工程 费用 (造价 ) 计算 程序 示例 
费用 计 算 式 
序号 费用 项 目 
名 称 以 定额 直接 工程 费 为 计算 基础 以 定额 人 工 费 为 计算 基础 
(一 ) 直接 工程 费 三 (分 项 工程 量 x 定额 基价 ) | X (Fi EBE x 定额 基价 ) 
三 [ 单 位 工程 某 材料 用 量 x X [ 单位 工程 某 材料 用 量 x 
直接 费 | (二 ) 单项 材料 价差 调整 (现行 材料 单价 - (现行 材料 单价 - 
定额 材料 单价 ) ] 定额 材料 单价 ) ] 
(=) 综合 系数 调整 材料 价差 定额 材料 费 x 综 调 系数 定额 材料 费 x 综 调 系数 
环境 保护 费 按 规定 计 取 按 规定 计 取 
措 文明 施工 费 (一 ) x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
直接 费 | (四 ) | 施 安全 施工 费 (一 ) x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
Ж 临时 设施 费 (一 ) x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
夜间 施工 费 (一 ) x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
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(Ж) 
费用 计 算式 
序号 费用 项 目 
名 称 以 定额 直接 工程 费 为 计算 基础 | ”以 定额 人 工 费 为 计算 基础 
二 次 搬运 费 (一 ) x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 费 按 措施 项 目 定额 计 算 按 措施 项 目 定额 计算 
ЭЭ ДІКІ 筋 混 凝 土 模板 及 支架 费 | Б) 按 措 施 项 目 定额 计算 
" 脚手架 费 按 措施 项 目 定额 计算 按 措施 项 目 定额 计算 
已 完工 程 及 设备 保护 费 按 措施 项 目 定额 计算 按 措施 项 目 定额 计算 
施工 排水 、 降 水 费 按 措施 项 目 定额 计算 按 措施 项 目 定额 计算 
工程 排污 费 按 规 定 计算 按 规定 计算 
工程 定额 测定 费 (一 ) x 费 率 (一 ) x 费 率 
эдк 社会 保障 费 定额 人 工 费 x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
间接 费 费 - 
住房 公积金 定额 人 工 费 x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
危险 作业 意外 伤害 保险 定额 人 工 费 x 费 率 定额 人 工 费 x 费 率 
(六 ) 企业 管理 费 (一 ) x 企业 管理 费 费 率 ”| 定额 人 工 费 x 企业 管理 费 费 率 
利润 | (七 ) 利润 (一 ) x 利润 率 定额 人 工 费 x 利润 率 
[( 一 ) ~ (七) 之 和 ] x [ (一) ~ (七 ) 之 和 ] x 
(人 ) 营业 税 营业 税率 营业 税率 
税 全 1- 营业 税率 1 -营业 税率 
( 九 ) 城市 维护 建设 税 ( 八 ) x 城市 维护 建设 税率 ( 八 ) x 城市 维护 建设 税率 
(十 ) 教育 费 附加 ( 八 ) x 教 育 费 附加 税率 ( 八 ) x 教 育 费 附加 税率 
工程 造价 工程 造价 (一 ) ~ (十 ) 之 和 (一 ) ~ (十 ) 之 和 

















5.3.2 计算 建筑 安装 工程 费用 的 条 件 


计算 建筑 安装 工程 费用 ， 要 根据 工程 类 别 和 施工 企业 取 费 证 等 级 确定 各 项 费 率 。 
1, 建设 工程 类 别 划 分 
(1) 建筑 工程 类 别 划 分 ” 见 表 5-16。 

表 5-16 建筑 工程 类 别 划 分 
Г) 跨度 30m 以 上 的 单 层 工业 厂房 ;建筑 面积 9000m? 以 上 的 多 层 工业 厂房 
2) 单 炉 蒸发 量 10tVh 以 上 或 蒸发 量 30WVh 以 上 的 锅炉 房 
层 数 30 层 以 上 多 层 建筑 
工程 4) 跨度 30m 以 上 的 钢 网 架 Ја ла ЖЕ 
5) 建筑 面积 12000m” 以 上 的 公共 建筑 ,20000 个 座位 以 上 的 体育 场 
6) 高 度 100m 以 上 的 烟 奥 ; 高 度 60m 以 上 或 容积 100m3 以 上 的 水 塔 ;容积 4000m” 以 上 的 池 类 





















































































































































1) 跨度 30m 以 内 的 单 层 工业 厂房 ;建筑 面积 6000m” 以 上 的 多 层 工业 厂房 
单 炉 蒸发 量 6.5t/h 以 上 或 蒸发 量 20t/h 以 上 的 锅炉 房 

二 类 | 3) 层 数 16 层 以 上 多 层 建筑 

工程 4) 跨度 30m 以 内 的 钢 网 架 、 悬 索 С аш ЖЕЗ 

5) 建筑 面积 8000m” 以 上 的 公共 建筑 ,20000 个 座位 以 内 的 体育 场 

6) 高 度 100m 以 内 的 烟 秽 ;高 度 60m 以 内 或 容积 100m 以 内 的 水 塔 ;容积 3000m? 以 上 的 池 类 
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工程 





) 跨度 24m 以 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 











内 的 单 层 工业 1 











р Ж ЭШЕ 








单 炉 蒸 发 量 4Vh 以 上 或 蒸发 量 10Vh 
层 数 8 层 以 上 多 层 建 筑 
建筑 面积 5000m? 以 上 的 公共 建筑 
度 50m 以 内 的 烟 图 
栈桥 ,混凝土 储 仓 






































21 





СЕ 





义 上 的 锅炉 房 


11 30002 以 上 的 多 层 工业 厂 





;高 度 40m 以 内 或 容积 50m 以 内 的 水 塔 ;容积 1500m? 以 上 的 池 类 


( 续 ) 





四 类 


1) 
2) 
3) 























跨度 18m 以 内 的 单 层 工业 ] 





р Ж ЭШЕ 











зӣ) 


ЕЕН аһ 以 内 或 蒸发 量 101/h 





以 内 的 锅炉 房 


积 3000m? 以 内 的 多 层 工业 厂 











导数 8 


层 以 内 多 层 建 筑 














工程 





4) 建筑 面积 5000m? 以 内 的 
5) 高 度 30m 以 内 的 ] 
6) 运动 场 ,混凝土 





公共 建筑 
25m 以 内 的 水 塔 ;容积 1500m 以 内 的 池 类 
坎 \ 砖 . 石 挡 土 墙 


Ан] 









































ЭЕ 目 邻 两 纵向 定位 轴线 


1 积 小 于 标准 






































= 30% 的 顶 


















































的 距离 ， 多 跨 广 房 或 仓库 按 主 跨 划 分 。 
ж, 2.2m 以 内 的 技术 层 、 不 计 











хол TW usa 




















党 、 影 剧院 、 俱 乐 部 、 音 乐 厅 、 报 告 厅 、 排 演 ) 











馆 、 














、 文 化 宫 、 
、 美 术 馆 、 档 案 馆 、 体 育 馆 。@ 火 车 站 、 汽 车 站 的 客运 楼 、 机 场 候 机 楼 、 航 运 站 客运 楼 


Н 


жн. 





实验 研究 楼 、 医 疗 技术 楼 、 门 诊 楼 、 住 院 楼 、 邮 
综合 商业 服务 大 楼 、 多 层 商场 、 贸 易 科 技 中 心 大 楼 、 食 党 、 浴 室 、 
. 冷库 工程 和 建筑 物 有 声 、 光 、 超 净 、 恒 温 、 无 菌 
工程 分 类 均 按 单位 工程 划分 ， 内 部 设施 、 相 连 裙 房 及 附 
等 ) ， 如 为 同一 企业 施工 ， 应 并 入 该 单位 工程 一 并 分 类 。 


装饰 工程 类 别 划分 见 表 5-17。 
表 5-17 ”装饰 工程 类 别 划分 

















展销 大 厅 。 












































хи 





每 平方 米 ( 装饰 建 筑 面 





积 ) 定 额 直接 费 ( 含 未 计价 材料 费 )1600 元 以 上 的 装饰 了 


通信 楼 、 邮 政大 楼 、 大 专 院 校 教学 楼 、 

















等 特殊 要 求 者 按 相应 类 别 的 上 -类 取 费 。 
属于 单位 工程 的 零星 工程 (如 化 凑 池 、 排 水 、 排 污 沟 














т H 
类 工程 енгіз 








ФЕ 








书 





о ФЖЕЕ 
电教 楼 、 试 验 楼 @) 


[ 程 ;外 墙 面 各 种 幕墙 、 石 材 











每 平方 米 ( 装饰 建筑 面 





积 ) 定额 直接 费 ( 含 未 计价 材料 费 ) 1000 元 以 上 的 装饰 











程 :外 墙 








i 二 次 块 料 























二 类 工程 
类 工程 | 单项 装饰 工程 





Ез 
25 





























三 类 工程 每 平方 米 ( 327 积 ) 定 额 直接 费 ( 含 未 计价 材料 费 )500 元 以 上 的 装饰 了 











Г.Е 











ЭСЭХ, 
独立 承包 的 各 类 单项 装饰 工程 ;每 平方 米 (装饰 建筑 面 
饰 工程 ;家 庭 装 饰 工程 
Е: 除 一 类 装饰 工程 外 ， 有 特殊 声 光 要 求 的 装饰 工程 ， 
2. 施工 企业 工程 取 费 级 别 评审 条 件 
施工 企业 工程 取 费 级 别 评审 条 件 见 表 5-18。 
表 5-18 施工 企业 工程 取 费 级 别 评审 条 件 























四 类 工程 









































其 类 别 按 表 中 规定 相应 提高 一 类 。 


积 ) 定 额 直 接 费 ( 含 未 计价 材料 费 )500 元 以 内 的 装 

















取 费 级 别 评审 条 件 
1) 企业 具有 一 级 资质 证 书 
一 级 取 费 2) 企业 近 五 年 来 承担 过 两 个 以 上 一 类 工程 
3) 企业 参加 了 社会 劳保 统筹 , 退 ( 离 ) 休 职工 人 数 占 在 册 职 工人 数 30% 以 上 
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(Ж) 
取 费 级 别 评审 条 件 








1) 企业 具有 二 级 资质 证 书 
二 级 取 费 2) 企业 近 五 年 来 承担 过 两 个 以 上 二 类 及 其 以 上 工程 
3) 企业 参加 了 社会 劳保 统筹 , 退 ( 离 ) 休 职工 人 数 占 在 册 职 工人 数 20% 以 上 

















1) 企业 具有 三 级 资质 证 书 
三 级 取 费 2) 企业 近 五 年 来 承担 过 两 个 三 类 及 其 以 上 工程 
3) 企业 参加 了 社会 劳保 统筹 , 退 ( 离 ) 休 职工 人 数 占 在 册 职 工人 数 10% 以 上 





























1) 企业 具有 四 级 资质 证 书 
四 级 取 费 2) 企业 五 年 来 承担 过 两 个 四 类 及 其 以 上 工程 
3) 企业 参加 了 社会 劳保 统筹 , 退 ( 离 ) 休 职工 人 数 占 在 册 职 工人 数 10% 以 下 





























5.4 建筑 工程 费用 计算 实例 


5,441 建筑 工程 费用 费 率 标准 


1. 措施 费 标准 
(1) 建筑 工程 ” 某 地 区 建筑 工程 主要 措施 费 标准 见 表 5-19 。 
%549 ”建筑 工程 主要 措施 费 标准 













































































工程 类 别 计算 基础 文明 施工 (% ) | 安全 施工 (% ) | 临时 设施 (和 ) | 夜间 施工 (多 ) | 二 次 搬运 (% ) 
一 类 定额 直接 工程 费 1.5 2.0 2.8 0.8 0.6 

二 类 定额 直接 工程 费 1.2 1.6 2.6 0.7 0.5 

三 类 定额 直接 工程 费 1.0 1.3 2.3 0.6 0.4 

四 类 定额 直接 工程 费 0.9 1.0 2.0 0.5 0.3 
(2) 装饰 工程 ” 某 地 区 装饰 工程 主要 措施 费 标准 见 表 5-20。 


55-20 ”装饰 工程 主要 措施 费 标准 









































工程 类 别 计算 基础 文明 施工 (% ) | 安全 施工 (% ) | 临时 设施 (%) | 夜间 施工 (% ) | 二 次 搬运 (% ) 
一 类 定额 人 工 费 7:5 10.0 11.2 3.8 3.1 
二 类 定额 人 工 费 6.0 8.0 10.4 3.4 2.6 
三 类 定额 人 工 费 5.0 6.5 9.2 2.9 2.2 
四 类 定额 人 工 费 4.5 5.0 8.1 2.3 1.6 




















2. 规 费 标准 
某 地 区 建筑 工程 、 装 饰 工程 主要 规 费 标准 见 表 5-21。 
3:5-21 建筑 工程 、 装 饰 工程 主要 规 费 标准 












































工程 类 别 计算 基础 社会 保障 费 (% ) 住房 公积金 (% ) 危险 作业 意外 伤害 保险 (% ) 
一 类 定额 人 工 费 16 6.0 0.6 
二 类 定额 人 工 费 16 6.0 0.6 
= 2 定额 人 工 费 16 6.0 0.6 
四 类 定额 人 工 费 16 6.0 0.6 
































ЇЕ: 工程 定额 测定 费 ， (一 ~ 四 类 工程 ) 直接 工程 费 x0. 12% 。 
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3, 企业 管理 费 标准 
某 地 区 企业 管理 费 标准 见 表 5-22. 
表 5-22 ”企业 管理 费 标准 






























































































































































































































































建筑 工程 装饰 工程 
工程 类 别 
计算 基础 费 率 ( % ) 计算 基础 费 率 (% ) 
一 类 定额 直接 工程 费 7:5 定额 人 工 费 38.6 
二 类 定额 直接 工程 费 6.9 定额 人 工 费 35.2 
三 类 定额 直接 工程 费 5.9 定额 人 工 费 32.5 
四 类 定额 直接 工程 费 5.1 定额 人 工 费 27.6 
4. 利润 标准 
某 地 区 利润 标准 见 表 5-23。 
%523 利润 标准 
取 费 级 别 计算 基础 AJB ( % ) 计算 基础 利润 (% ) 
I 定额 直接 工程 费 10 定额 人 工 费 55 
77 10 | 定额 直接 工程 费 9 定额 人 工 费 50 
Н 1 定额 直接 工程 费 8 定额 人 工 费 44 
二 级 取 费 
П 定额 直接 工程 费 7 定额 人 工 费 39 
Ж І 定额 直接 工程 费 6 定额 人 工 费 33 
Кис I | ”定额 直接 工程 费 5 定额 人 工 费 28 
I 定额 直接 工程 费 5 定额 人 工 费 22 
四 级 取 费 
Ї 定额 直接 工程 费 4 定额 人 工 费 17 
5. 计 取 税金 的 标准 
某 地 区 计 取 税金 标准 见 表 5-24。 
表 5-24 计 取 税金 标准 
E 业 税 城市 维护 建设 税 教育 费 附加 
工程 所 在 地 
计算 基础 税率 (% ) 计算 基础 | 税率 (% ) 计算 基础 税率 (% ) 
在 市 区 直接 费 + 间接 费 + 利润 3.093 营业 税 7 营业 税 3 
在 县 城镇 直接 费 + 间接 费 + 利润 3.093 营业 税 5 营业 税 3 
不 在 市 区 .县 城镇 直接 费 + 间接 费 + 利润 3.093 营业 税 1 营业 税 3 
























































5.4.2 建筑 工程 费用 计算 


继续 上 述 某 食堂 工程 的 案例 ， 该 工程 由 某 二 级 施工 企业 施工 ， 根 据 表 5-12、 表 5-13 中 
汇总 的 数据 和 下 列 有 关 条 件 ， 计 算 该 工程 的 工程 造价 〈 见 表 5-25 ) 。 相 关 条 件 如 下 : 

1) 建筑 层 数 及 工程 类 别 : 3/6; 四 类 工程 ;工程 在 市 区 。 

2) 取 费 等 级 : ЖІ, 
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3) 直接 工程 费 : 

见 表 5-12 中 : 人 工 费 84311. 00 元 。 

机 械 费 22732. 23 元 。 

材料 费 210402. 63 元 。 

扣 减 脚手架 费 10343. 55 元 (01.4 5-13). 

扣 减 模板 费 22512. 24 元 〈 见 表 S-13 ) 。 

直接 工程 费 小 计 : 317445. 86 - 10343. 55 – 22512. 24 =284590. 07 (元 ) 。 
4) 其 他 规定 : 按 合同 规定 收取 下 列 费用 : 

QD 环境 保护 费 ( 某 地 区 规定 ， 按 直接 工程 费 的 0.4% 收取 )。 

@) 文 明 施工 费 。 

@ 安 全 施工 费 。 

人 临时 设施 费 。 

@@ 二 次 搬运 费 。 

@@ 脚 手 架 费 。 
[混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 及 支架 费 
(工程 定额 测定 费 。 

@ 社 会 保障 费 。 

9 住房 公积金 。 

QD 利润 和 税金 。 

5) 根据 上 述 条 件 和 表 5-19 ~ 表 5-24 确定 费 率 和 计算 各 项 费用 。 

б) 根据 费用 计算 程序 以 直接 工程 费 为 基础 计算 某 食 堂 工程 的 工程 造价 ， 见 表 5-25。 
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#525 某 食 堂 建筑 工程 造价 计算 表 














































































































序号 费用 名 称 HT 算式 金额 /元 
(一 ) | ЕШТЕН 317445. 86 - 10343. 55 -22512. 24 284590. 07 
(二 ) | 单项 材料 价差 调整 采用 实物 金额 法 不 计算 此 费用 = 
(三 ) | 综合 系数 调整 材料 价差 采用 实物 金额 法 不 计算 此 费用 一 
环境 保护 费 284590.07 х0.4% =1138.36 元 
文明 施工 费 284590.07 х0.9% =2561.31 元 
安全 施工 费 284590.07 x1.0% =2845.90 元 
临时 设施 费 284590.07 x2.0% =5691. 80 元 
措 夜间 施工 增加 费 284590.07 x0.5% =1422.95 元 
(四 ) | Ж 二 次 搬运 费 284590.07 x0.3% =853.77 元 47480. 57 
费 | 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 装 一 
脚手架 费 10343. 55 元 
已 完工 程 及 设备 保护 费 三 
混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 及 支架 费 22512.24 元 
施工 费 、 降 水 费 
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(Ж) 
序号 费用 名 称 H 算式 金额 /元 
工程 排污 费 
工程 定额 测定 费 284590.07 x0.12% =341.51 元 
(R) | 规 费 | 社会 保障 费 84311.00 x16% =13489.76 元 18889. 93 
住房 公积金 84311.00 х6.0% =5058.66 元 
危险 作业 意外 伤害 保险 一 
(六 ) | 企业 管理 费 284590.07 x5.1% =14514.09 元 14514. 09 
(七 ) | 利润 284590.07 x7% =19921.30 元 19921.30 
( 八 ) | ”营业税 385396. 00 x3.093% =11920.30 元 11920. 30 
( 九 ) | 城市 维护 建设 税 11920.30 x7% =834.42 元 834.42 
(T), 教育 费 附 加 11920.30 x3% =357.61 元 357.61 
工程 造价 (=) ~ (十 ) 之 和 398508. 29 





Жош 安装 工程 预算 纳 制 与 实例 


6.1 安装 工程 工程 量 计算 


6.1.1 电气 设备 安装 工程 工程 量 计 算 


本 章 以 民用 建筑 室内 部 分 安装 工程 预算 编制 为 例 ， 讲 述 其 工程 量 计算 的 相关 编制 要 点 ， 
与 建筑 工程 预算 编制 相同 的 部 分 ， 此 处 不 袭 述 。 

1. 照明 灯具 

1) 普通 灯具 安装 工程 量 按 其 套数 计算 ,不同 灯具 形式 ( 吸 项 灯 、 帅 灯 、 壁 灯 等 )、 灯 
唱 形 式 及 直径 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

2) 获 光 灯具 安装 工程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同 灯 具 类 型 (组装 型 、 成 套 型 ) ут АЁ 
5 (т. НА, ЖИ. МАҚ). ЖЖ (ЋЕ ХЕ. -Я) 应 分 别 计算 其 
工程 量 。 
























































别 | 
其 中 ， 高 压 水 银 灯 镇 流 咒 安装 工程 量 按 其 个 数 计算 。 烟 向、 水 塔 、 独 立 式 塔 架 标 志 灯 安装 工 
程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同安 装 高 度 应 分 别 计算 。 

4) 医院 灯具 安装 工程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同 用 途 灯 具 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

5) 艺术 花灯 安装 工程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同 花 灯 形式 、 灯 头 数 应 分 别 计 算 其 工程 量 。 

6) 路 灯 安 装 工 程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同 路 灯 形式 、 马 路 弯 灯 臂 长 、 庭 院 路 灯 灯 头 数 
( 火 数 ) 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

7) 开关 、 按 钮 、 插 座 安装 工程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同形 式 、 安 装 方 式 〈 明 装 、 暗 装 ) 、 
插座 相 孔 数 及 电流 强度 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

8) 安全 变压器 安装 工程 量 按 其 台数 计算 ， 不 同 容量 (V ' A) 应 分 别 计算 。 电 铃 安 装 
工程 量 按 其 套数 计算 ， 不 同 电 铃 直径 、 电 铃 号 牌 箱 规格 应 分 别 计算 。 风 扇 安 装 工程 量 按 其 台 
ЖӘЕ, АНЫЗ (ты, 825) 应 分 别 计算 。 

2. 配 管 、 配 线 

1) 电线 管 甫 设 工程 量 按 其 长 度 计算 ， 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 、 盒 、 灯 头 盒 、 开 关 盒 
所 占 长 度 。 不 同 敷 设 方式 〈 明 配 或 暗 配 ) 、 甫 设 所 在 结构 、 电 线 管 公称 口径 应 分 别 计算 其 工 
程 量 。 

2) 钢管 、 防 爆 钢管 甫 设 工 程 量 按 其 长 度 计 算 ， 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 、 盒 、 灯 头 
盒 、 开 关 盒 所 占 长 度 。 不 同 敷 设 方式 、 敷 设 所 在 结构 、 钢 管 公称 口径 应 分 别 计算 其 
工程 量 。 


з) Ж, аё, 灯头 盒 、 开 关 盒 所 占 长 度 ,， 不 同 公 称 管 径 、 每 根 管 长 应 分 别 计算 其 
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4) 管内 穿线 工程 量 按 单线 长 度 计算 ， 不 计算 分 支 接头 线 的 长 度 ， 不 同 线路 〈 照 明 或 动 
2). 、 导 线 截面 面积 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

5) 次 夹板 配 线 、 塑 料 夹 板 配 线 工程 量 按 线 路 长 度 计算 。 不 同 数 设 所 在 结构 、 线 式 〈 二 
线 或 三 线 ) 、 导 线 截 面 面 积 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

6) 20008272. ЗА АСЫНА. АУАСЫНА ТЕН А КЕ. ЖЫН 
敷设 所 在 结构 、 导 线 截 面 面 积 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

7) 木 模板 配 线 、 塑 料 模板 配 线 工 程 量 按 其 长 度 计算 ， 不 同 导 线 截 面 面 积 、 线 式 〈 二 线 
或 三 线 ) 、 导 线 所 在 结构 面 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

8) 塑料 护 套 线 明 数 设 工程 量 按 其 长 度 计算 ， 不 同 导 线 截 面 面 积 、 世 数 (二 忆 或 三 忆 )、 
导线 所 在 结构 面 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

9) 母线 槽 安装 工程 量 按 其 节 数 计算 。 进 出 线 盒 安装 工程 量 ， 按 不 同 额定 电流 以 个 
数 计算 。 

10) 槽 架 安 装 工程 量 按 其 长 度 计算 ， 不 同 槽 架 宽 及 槽 架次 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

11) 线 槽 配 线 工程 量 按 单线 长 度 计算 ， 不同 导线 截面 面积 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

12) 钢 索 架设 工程 量 按 其 长 度 计算 ， 不 同 钢 索 直径 、 钢 索 材 料 〈 贺 钢 或 钢丝 绳 ) 应 分 
别 计 算 其 工程 量 。 长 度 以 墙 、 柱 内 缘 距 离 计 算 。 

13) 母线 拉 紧 装置 制作 安装 工程 量 ， 按 不 同 母线 截面 面积 以 套数 计算 。 钢 索 拉 紧 装置 
制作 安装 工程 量 ， 按 不 同 花 篮 螺 栓 直 径 以 套数 计算 。 

14) 车 间 带 形 母 线 安 装 工程 量 按 其 长 度 计 算 ， 不 同安 装 结构 面 、 母 线材 质 、 母 线 断 面 
面积 ， 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

15) 动力 配 管 混凝土 地 面 刨 沟 工 程 量 按 刨 沟 长 度 计算 ， 不 同 管 

16) 接线 箱 、 接 线 盒 安 装 工程 量 按 其 个 数 计算 ， 不 同安 装 方式 
半 周 长 、 接 线 盒 类 别 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

17) 配 线 进入 开关 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 , 按 表 6-1 规定 长 度 ， 分 别 计 和 相应 的 


工程 量 。 















































































































































径 应 分 别 计算 其 工程 量 。 
( 明 装 或 暗 装 ) 、 接 线 箱 





表 6-1 配 线 预 留 长 度 
















































































序 项 H 预 留 长 度 说 HJ 

1 各 种 开关 箱 \ 柜 、 板 高 + 宽 盘面 尺寸 
шаг 的 封闭 式 开关 熔断 器 组 ` 刀 开关 \ 启 动 器 、| 0 3m Juss kas 
3 地 平 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 Im 从 管 口 计算 

4 电源 与 管内 导线 连接 (管内 穿线 与 软 、 硬 母线 接头 ) 1.5т 从 管 口 计算 

5 出 户 线 1.5m 以 管 口 计算 


























3. 电梯 电气 安装 

1) 交流 手柄 操纵 或 按钮 控制 〈 半 自动 ) 电梯 、 交 流 信 号 或 集 选 控制 〈 自 动 ) 电梯 、 
直流 信号 或 集 选 控制 〈 自 动 ) 快速 电梯 、 直 流 集 选 控制 〈 自 动 ) 高 速 电梯 、 小 型 杂 物 电 
梯 的 电气 安装 工程 量 按 电梯 的 部 数 计算 ， 不 同 建筑 物 层 数 、 电 梯 停 站 数 应 分 别 计算 其 工 


程 量 。 
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2) 电厂 专用 电梯 电气 安装 工程 量 按 电梯 部 数 计 算 ， 不 同 配合 锅炉 容量 (УҺ) 应 分 别 
计算 其 工程 量 。 

3) 电梯 增加 厅 门 、 自 动 轿 厢 门 工程 量 按 门 的 个 数 计 算 。 电 梯 增 加 提升 高 度 工 程 量 按 提 
升 高 度 增 加 值 计 算 。 

4 防 雷 及 接地 装置 

1) 接地 极 制作 安装 工程 量 按 其 根 数 计算 。 不 同 接地 极 材料 、 土 质 坚 实 程度 (普通 
土 、 坚 土 ) 应 分 别 计算 其 工程 量 。 接 地 板 制作 安装 工程 量 按 其 块 数 计算 ， 不 同 材 质 应 分 
别 计算 。 

2) 接地 母线 敷设 工程 量 ， 区 分 户外 或 户 内 以 接地 母线 的 长 度 计算 。 接 地 母线 的 长 度 按 
图 示 水 平 与 垂直 长 度 之 和 为 加 3.9% 附加 长 度 (是 指 转弯 、 上 下 波动 、 避 绕 障 碍 物 、 搭 接 所 
占 长 度 ) 计算 。 

3) 接地 跨 接 线 安装 工程 量 按 其 处 数 计算 。 

4) 接 闪 针 安 装 工程 量 按 其 根 数 计算 ， 不 同 接 内 针 安 装 所 在 结构 、 安 装 高 度 、 针 长 应 分 
别 计算 其 工程 量 。 独 立 接 内 针 安 装 工程 量 按 其 基数 计算 ， 不 同 针 高 应 分 别 计算 。 

5) 接 内 引 下 线 敷 设 工程 量 按 其 长 度 计算 ,不 同 引 下 线 安装 所 在 结构 、 结 构 高 度 应 分 别 
计算 其 工程 量 。 引 下 线 长 度 按 图 示 水 平 与 垂直 长 度 之 和 另 加 3. 9% 附加 长 度 计算 。 

6) 接 内 网 安装 工程 量 按 不 同 敷设 物 面 以 其 长 度 计 算 。 混 凝 土 块 制作 工程 量 按 其 块 
数 计算 。 
6.1.2 给 水 排水 采暖 煤气 安装 工程 工程 量 计算 


1. 卫生 器 具 制 作 安装 

1) 浴盆 、 妇 女 卫 生 兮 安装 工程 量 ， 按 不 同 供水 方式 (冷水 、 冷 热 水 ) 以 组 数 计算 。 浴 
盆 安 装 不 包括 支 座 和 浴盆 周边 侧面 的 砌 砖 及 贴 面 。 

2) 洗脸 盆 、 洗 手 盆 安 装 工程 量 ， 按 不 同 供水 方式 、 开 关 形 式 、 供 水 管道 材料 以 组 
数 计算 。 

3) 洗涤 盆 、 化 验 盆 安 装 工程 量 ， 按 不 同 水 嘴 数 量 、 开 关 形 式 以 组 数 计算 。 

4) 淋浴 器 组 成 安装 工程 量 ， 按 不 同 管材 、 供 水 方式 以 组 数 计算 。 

5) 水 嘴 安 装 工程 量 ， 按 不 同 水 嘴 公 称 直径 以 个 数 计算 。 

6) 大 便器 安装 工程 量 ， 按 不 同 大 便器 形式 ( 蹲 式 、 坐 式 ) 、 冲 洗 方 式 、 接 管材 料 以 组 
数 计算 。 

7) 倒 便 器 安装 工程 量 按 其 套数 计算 。 

8) 小 便器 安装 工程 量 ， 按 不 同 小 便 融 形式 ( 挂 斗 式 、 立 式 )、 冲 洗 方 式 (普通 、 自 动 ) 
以 组 数 计算 。 

9) 大 便 槽 自动 冲洗 水 箱 安 装 工程 量 ， 按 不 同 水 箱 容积 以 套数 计算 。 

10) 小 便 槽 冲洗 管制 作 、 安 装 工 程 量 ， 按 不 同 冲洗 管 公称 直径 以 管道 长 度 计算 。 阀 门 
安装 另行 计算 。 

11) 排水 栓 安装 工程 量 ， 按 有 无 存 水 弯 、 排 水 栓 公 称 直 径 以 组 数 计 算 。 

12) 地 漏 、 地 面 扫除 口 安 装 工程 量 ， 按 不 同 口径 以 个 数 计算 。 

13) 电热 水 并 、 电 开水 炉 、 鞘 汽 间 断 式 开水 炉 安 装 工程 量 ， 按 不 同形 式 、 型 号 以 台数 
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计算 。 容 积 式 水 加 热带 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 台数 计算 。 所 用 安全 阀 、 保 温 、 刷 油 及 基 
础 砌 筑 男 行 计算 。 

14) 蒜 汽 -水 加 热 需 安装 工程 量 ， 按 其 套数 计算 ， 其 支架 制作 安装 及 阀门 、 朴 水 器 安装 
另行 计算 。 

15) 冷 热 水 混合 絮 安 装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 套数 计算 ,其 支架 制作 安装 及 阀门 安装 
另行 计算 。 

16) 消毒 钢 、 消 毒品 、 饮 水 器 安装 工程 量 ， 按 不 同形 式 、 规 格 以 台数 计算 。 

2. 采暖 器 具 安 装 

1) 铸铁 散热 顺 组 成 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 片 数 计 算 。 

2) 光 排 管 散热 器 制作 安装 工程 量 ， 按 不 同 光 排 管 公称 直 径 以 光 排 管 的 长 度 计算 ， 联 管 
不 另 计算 。 

3) 钢 制 闭 式 散热 器 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 片 数 计算 。 

4) 钢 制 板式 散热 器 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 组 数 计算 。 

5) 钢 制 壁 式 散热 器 安装 工程 量 ， 按 散热 器 重量 以 组 数 计算 。 

6) 钢 柱 式 散热 需 安 装 工 程 量 ， 按 不 同 片 数 以 组 数 计算 。 

7) 上 暖 风 机 安装 工程 量 ， 按 散热 器 重 量 以 台数 计算 。 

8) 太阳能 集 热 器 安装 工程 量 ， 按 不 同 单元 重量 以 单元 数 计算 。 

9) 热 空气 幕 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 台数 计算 ， 其 文 架 制作 安装 另行 计算 。 

3， 民 用 燃气 管道 、 附 件 、 器 具 安装 

燃气 室内 外 管道 分 界 : 

QD 地 下 引入 室内 的 管道 以 室内 第 一 个 阀门 为 界 。 

人 @ 地 上 引入 室内 的 管道 以 墙 外 三 通 为 界 。 

名 室外 管道 与 市 政 管道 以 两 者 的 接头 点 为 界 。 

1) 室外 管道 、 室 内 管道 安装 工程 量 ， 按 管道 长 度 计算 。 不 扣除 管件 和 阀门 所 占 长 度 。 
不 同 管道 材料 、 管 道 连接 方法 、 管 道 公 称 直径 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

2) 铸铁 抽水 和 氏 、 碳 钢 抽 水 和 、 补 偿 器 安装 工程 量 ， 按 不 同 公称 直径 以 个 数 计算 。 补 偿 
器 与 阀门 联 装 工程 量 ， 按 不 同 公称 直径 以 个 数 计算 。 

3) 燃气 表 安 装 工 程 量 ， 按 不 同型 号 以 台数 计算 。 开 水 炉 、 和 采暖 炉 、 热 水 器 安装 工程 
量 ， 分 别 按 不 同型 号 、 形 式 、 容 量 以 台数 计算 。 

4) 民用 灶具 、 煤 气 燃烧 器 、 液 化 气 燃烧 吉安 装 工 程 量 ， 按 不 同型 号 以 台数 计算 。 

5) 燃气 管道 钢 套 管制 作 安装 工程 量 ， 按 不 同 套 管 公称 直径 以 套 管 个 数 计算 。 

6) 燃气 嘴 安 装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 气 嘴 个 数 计算 。 
6.1.3 通风 空调 安装 工程 工程 量 计算 

1. 通风 空调 设备 安装 

1) ЖА СҰРАНЫ) 安装 工程 量 ， 按 不 同 单个 重量 以 台数 计算 。 

2) 通风 机 安装 工程 量 ， 按 不 同型 号 以 台数 计算 。 

3) 整体 式 空调 机 (冷风 机 ) 安装 工程 量 ， 按 不 同 制 冷 量 以 台数 计算 。 分 体式 空调 机 安 
装 工 程 量 ， 按 其 台数 计算 。 
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4) 窗 式 空 调 器 安装 工程 量 ， 按 其 台数 计算 。 

5) 风机 盘 管 安 装 工程 量 ， 按 明 装 或 暗 装 以 台数 计算 。 

6) 分 段 组 装 式 空调 器 安装 工程 量 ， 按 其 重量 计算 。 

7) 玻璃 钢 冷却 器 安 凌 工程 量 ， 按 不 同 重量 以 台数 计算 。 

2. 净化 通风 管道 及 部 件 制 作 安 装 

1) 镀 锌 薄 钢 板 和 矩形 净化 风 管 制作 安装 工程 量 ， 按 风 管 展开 面积 计算 ， 不 同 风 管 周 长 及 
壁 厚 应 分 别 计算 其 工程 量 。 风 管 展开 面积 中 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风口 等 所 占 
面积 ， 也 不 增加 咬 口 重合 部 分 面积 。 计 算 风 管 长 度 时 ， 一律 按 图 示 管 道中 心 线 长 度 为 准 ， 包 
括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 的 长 度 ， 但 不 得 包括 部 件 所 在 位 置 的 长 度 。 

2) 静 压 箱 、 铝 制 孔 板 风口 、 过 滤器 制作 安装 工程 量 ， 均 按 其 重量 计算 。 

3) 高 效 过 滤器 、 中 低 效 过 滤器 、 净 化 工作 台 、 单 人 风 淋 室 安 装 工程 量 ， 均 按 其 
数 计算 。 

3. 不 锈 钢板 通风 管道 及 附件 制作 安装 

1) 不 锈 钢 板 圆 形 风 管 制作 安装 工程 量 ， 按 风 管 展开 面积 计算 ， 不 同 风 管 直 径 及 壁 厚 应 
分 别 计算 其 工程 量 。 风 管 展开 面积 中 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风口 等 所 占 面 积 。 
计算 风 管 长 度 时 ， 一 律 以 图 示 风 管 中 心 线 长 度 为 准 ， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 
管件 的 长 度 ， 但 不 得 包括 部 件 所 在 位 置 的 长 度 。 

2) 风口 、 吊 托 支 架 制作 安装 工程 量 ， 按 其 重量 计算 。 

3) 圆 形 法 兰 、 圆 形 蝶阀 制作 安装 工程 量 ， 按 不 同 单个 重量 以 其 重量 计算 。 

4. 铝板 通风 管道 及 部 件 制 作 安 装 

1) 铝板 风 管 制作 安装 工程 量 ， 按 风 管 展开 面积 计算 ， 不 同 风 管 截面 形状 、 直 径 或 周 
长 、 壁 厚 应 分 别 计算 其 工程 量 。 风 管 展开 面积 中 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风口 等 
所 占 面积 。 计 算 风 管 长 度 时 ， 一 律 以 图 示 风 管 中 心 线 长 度 为 准 ， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 
天 圆 地 方 等 管件 的 长 度 ， 但 不 得 包括 部 件 所 在 位 置 的 长 度 。 
2) 圆 伞 形 风 帽 、 风 口 制作 安装 工程 量 ， 按 其 重量 计算 。 
3) 圆 形 法 兰 、 和 矩形 法 兰 、 圆 形 蝶 阀 、 和 矩形 蝶阀 制作 安装 工程 量 ， 按 不 同 单个 重量 以 法 
、 蝶 阀 的 总 重量 计算 。 
4) 标准 部 件 铝 制 风 帽 、 蝶 阀 单个 重量 可 根据 其 形式 、 规 格 查 阅 标准 部 件 图 取得 。 
5) 非 标准 铝 制 部 件 单个 重量 按 成 品 重 量 计 算 。 


6.2 安装 工程 工程 量 计算 实例 
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6.2.1 识 读 安装 施工 图 

新 建 一 饭庄 ， 由 临街 电 杆 架空 引入 380V 电源 ， 作 电气 照明 用 ; 进 户 线 采用 BX 型 ， 室 
内 一 律 用 BV 型 线 穿 PVC ЫЫ; 配 电 箱 4 台 (M,. М,, M,. М,) 均 为 工厂 成 品 ， 一 律 瞳 
装 ， 箱 底 边 距 地 1. 5m; 插座 暗 装 距 地 1. 3m; 拉线 开关 安装 距 顶棚 0. 3m; 跷 板 开 关上 暗 装 距 
地 1.4m; 配 电 箱 做 可 靠 接地 保护 。 图 6-1 所 示 为 电气 一 层 平面 图 ， 图 6-2 所 示 为 电气 二 层 平 
面 图 ， 图 6-3 所 示 为 电气 系统 图 ， 各 回路 容量 及 配 线 见 表 622. 
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电气 一 层 平 面 图 


图 6-1 
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ж 
б < 16 & 
CD © б 由 
д 63 电气 系统 图 
#62 各 回路 容量 及 配 管 配 线 
回 路 容量 /W 配 管 配 线 回 路 容量 /W 配 管 配 线 
1 820 BV-2 x2.5 РУС15 5 480 BV-2 x2.5 РУС15 
2 595 BV-2 х2. 5 РУС15 6 640 BV-2 х2.5 РУС15 
3 320 BV-2 х2. 5 РУС15 7 1000 BV-4 x2.5 PVC20 
4 360 BV-2 x2.5 РУС15 




















6.2.2 工程 量 计算 


根据 施工 图 说 明 及 和 平面图、 系统 图 、 各 回路 容量 及 配 管 配 线 表 ， 进 行 工 程 量 的 计算 
(并 进行 审核 ) 。 工 程 量 的 计算 见 表 6-3. 
表 6-3 工程 量 计算 




















工程 名 称 : 某 饭 庄 电气 照明 工程 





















































序号 工程 项 目 名 称 单位 | 数量 | 部 位 提要 тақ 
1 进 户 线 支 架 根 1 @@ 轴 点 处 | ”两 端 埋设 四 线 支架 50 x5,L=1m 
进 ( 入 ) 户 线 ,PVC 管 VG32 m 11.32 О [ (9.47 +0.15) +(3.2-1.5)] ЩЩ 
2 (9.47 +0. 15) -1.5 ЇЙ -1(3.2-1.5)-400.8- 
25 ВХ-10 14.12 党 
线 m ТОН 0.5) 918 










































































































































































































































































316 预算 员 手 册 
(2%) 
序号 工程 项 目 名 称 单 人 量 | 部 位 提要 лол х 
| | [(9.47 +0.15) +1.5 + (3.2 -1.5) + (0.8 + 
2 线 BX-16 m 42.56 | н 
0.5)1 x3 根 
配 电 箱 800mm х 500mm ё 1 М 
3 
配 电 箱 500 пп x 300mm е 3 М, M, ‚М, 
3.44-1.5) х2 +3.77 + (2.7 +3 +2.7) ЩЩ 
M, 至 Mi ‚РУС 4 УС20 m 16. 05 OD-® | х ( ) жщ 
(或 埋 地 ) 
管内 容 线 BV.2 5 мо ФФ [03.44 - 1.5) х2 +3.77 + (2.7 +3 +2.7) + 
19% BV-2. т . Ч 
B (0.5 +0.8 +0.5+0.3) 预 留 ] x4 根 
4 PVC 接线 盒 个 3 
М % М, ,PVC 管 VG25 m 16. 05 OD-® 备用 电源 (3.44 -1.5) x2 +3.77+(2.7+3+2.7) 
备用 电源 [ (3.44 - 1.5) х2 +3. 77 + (2.7 +3 + 
管内 穿线 ВУ-4 m 72.60 | @-@ 
2.7) -(0.8-0.5-40.5-0.3) | x4 根 
РУС 接线 盒 ЇГ 3 
M, М, ,PVC 管 VG20 m 12. 00 @-@ (1.5+2.7+3+2.7+0.6+1.5) 埋 地 
[(1.5+2.7+3+2.7+0.6+1.5) + (0.8 +0. 5 
管内 穿线 BV-2. 5 m 56.40 
+0.5 +0.3) | x4 根 
5 
Мо # M, ,PVC 4% ҮС25 m 12.00 | @-® 备用 电源 (1.5 +2.7+3 +2.7+0.6+1.5) 埋 地 
备用 电源 [(1.5+2.7+3+2.7+0.6+1.5) + 
管内 穿线 BV-4 m 56. 40 
(0.8-0.5-0.5-0.3) | x4 根 
M, 至 M, ‚РУС 管 VG20 m 7.21 @-@ (3.44 -1.5) +1.5 +3.77 全 埋 墙 
[ (3.44-1.5+1.5+3.77) +(0.8+0.5 +0.5 + 
管内 穿线 BV-2. 5 m 37. 24 
0.3)1 x4 根 
6 
M, 至 M, ,PVC 管 VG25 m 7.21 OD-® 备用 电源 (3.44 -1.5) +1.5+3.77 
[ (3.44-1.5+1.5+3.77) + (0.8+0.5 +0.5+ 
管内 穿线 BV-4 m 37.24 
0.3)1 ха 8 
(3.44- 1.5) 8 32.7 +3/2 +4.5 + (3 x2 + 
2.7) +3 + (2.7/2 +3 +2.7 +2.7 +3 +2.7/2) + 
О, РУС 管 VG15 m 50. 18 
(3.44 -1.4) х6 开关 引 下 埋 墙 +3 x0.5 引 下 至 排 
风扇 , 埋 墙 ,其 余 管 项 棚 内 敷设 
7 操作 间 | |(3.44-1.5) +2.7 +3⁄2 +4.5 + (3 x2 +2.7) 
+3 + (2.7/2 +3 +2.7 +2.7 +3 +2.7/2) + (3.44 
管内 穿线 BV-2. 5 m 110. 66 
-1.4)x6+3x0.5+(0.5+0.3)] х2 + (3/2 х2 
+3/2 +2. 7/2 +3/2 +2.7/2) 三 根 线 及 四 根 线 处 
PVC 暗盒 个 28 接线 盒 10 个 ,灯头 盒 11 个 ,开关 盒 7 个 
(3.44 -1.5) 埋 墙 +(3.44 - 1.4) хз + 
8 @) 回 路 ,PVC ҮСІ5 m 33.03 餐厅 |[9.47х1/4+2.7+3 +2.7 + (9.47 x3⁄4) x 2 ] I 
棚 内 
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(58) 
序号 工程 项 目 名 称 单位 | 数量 | 部 位 提要 тақ 
((3.44-1.5) 4(3.44-1.4) х3 +9. 47 х1/4 + 
2.7%3 +2.7 + (9. 47 х3/4) х2 + (0.5 0.3) | х2 
管内 穿线 BV-2. 5 m 86.11 
4 餐厅 Ж +[(2.7+3) +(2.7+3)x2+2.7x1⁄2]= 4, 
五 六根 线 处 
Мета 41% E&R@6 4 MX OES&3 Т 
(3.44 — 1. 5) 8 + (2.7 +3 +2.7 +9.47 x 2⁄4 
图 回路 ,PVC 管 VG15 m 24. 59 тозо езу иче, | 
+2.7/2) 顶棚 内 + (3.44—1.4) ха 埋 墙 
快餐 
9 [(3.44-1.5)+(2.7+3+2.7+9.47 x2/4 +2.7/ 
管内 穿线 BV-2. 5 m 50. 78 小 餐 
2) +(3.44 -1.4) x4+(0.5+0.3) 预 留 ] x2 根 
PVC 暗盒 个 13 接线 盒 4 个 ,灯头 盒 5 个 ,开关 盒 4 个 
(3.44 -1.5) 埋 墙 +(9.47 x 1⁄4 +0. 88/2 +2.7/2 
@ 回 路 ,PVC 管 VG15 m 23. 81 %3%2.7 x2 +3 +2.7/2 +0.88/2 x2) 顶 棚 内 + 
(3.44 -1.4) x2 埋 墙 
3.44-1.5 47 x 1⁄4 +0. 88/2 +2.7/2 
10 门口 处 [( ) + (9 x + + + 
管内 穿线 BV-2. 5 m 49. 22 3+2.7х2 +3 +2.7/2 +0. 88/2 х2) + (3.44 -1.4) 
х2+ (0.5 +0.3)] x2 根 
PVC 暗合 ъз наах 个 ,灯头 盒 6 个 ,开关 会 2 个 
(2.75 -1.5) 埋 墙 + (3.77/2 +2.7 x3 +2.7 x 1⁄2 
СОЦ ‚РУС 管 VG15 m 48.83 +3 х2 +3.77/2 х2 +1.2/2 + 1.2 +3.77/2 х5) TJ 
内 +(2.75 -1.4) х7 Щ+(2.75-1.3) ха 埋 墙 
2.75-1.5) + (3.77/2 +27 х3 +2.7 х 1/2 +3 
11 四 轴 客 房 [ ) 4 
管内 穿线 BV-2. 5 m 99. 26 x2 +3.77/2 x2 +1.2/2 +1.2 +3. 77/2 х5) + (2.75 
-1.4) x7 + (2.75 -1.3) x4 +(0.5 +0.3)] х2 
接线 盒 14 个 ,灯头 盒 7 个 ,开关 盒 7 个 ,插座 盒 
PVC 暗盒 个 32 АИ 
І 
(2.75 -1.5) 埋 墙 +[1.2+4.5/2 +2.7x3+3x 
2 +2.7 x1⁄2 +4.5/2 +4.5/2 х5 + (4.5 +1.2)⁄/2 х 
@ 回 路 ,PVC 管 VG15 m 71. 35 
2+4.5/2 x5] 顶 棚 内 + (2.75 -1.4) x10 埋 墙 + 
(2.75 -1.3) x5 埋 墙 
ч .75-1. : : .7х3-3 
12 Фарер 1(2.75-1.5) +1.2 +4. 5/2 +2.7х3 +3 x2 + 
2.7 x1⁄2 +4. 5/2 +4.5/2 х5 + (4.5 +1.2)/2 х2 + 
管内 穿线 BV-2. 5 т |144.30 
4.5/2 х5 + (2.75 -1.4) х10+(2.75-1.3) х5 + 
(0.5 +0.3)] x2 根 
接线 盒 15 个 ,灯头 盒 10 个 ,开关 盒 10 个 ,插座 盒 
PVC 暗盒 个 40 
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318 预算 员 手 册 
(2%) 
序号 工程 项 目 名称 单位 量 | 部 位 提要 计 算 式 
(2.75 - 1.5 +2.75 -1.3) 埋 墙 +(2.7 x3 +3 x 
@ 回 路 ,PVC 管 VG20 m 16. 80 БОША 
13 党 内容 线 BV2 5 2 жүй @@ 轴 客房 | [(2.75-1.5+2.7х3+3х2) +(2.75-1.3) + 
(0.5+0.3)] ха Ж 
PVC 暗盒 个 3 接线 盒 2 个 ,插座 盒 1 个 
链 吊 式 荧光 灯 双 管 30W 套 2 快餐 
14 链 吊 式 荧 光 灯 单 管 40W 套 11 客房 
链 吊 式 荧光 灯 单 管 30W 套 2 寄存 
15 ТО ХА Л 40У 套 8 餐厅 
壁灯 60 W £ 1 操作 间 
Ы ЖЕЛ 40W Ж 2 餐厅 
17 方 吸 顶灯 60 W 套 10 “| 大 门 .走道 
18 管 吊 花灯 7 x25W 套 1 餐厅 
餐厅 5 Жі, 
ШЕШІ а | 4 . 带 调 速 开关 
НЕЯ 9350 台 2 操作 间 
单 相 暗 插座 5A ЇЇ 9 客房 
三 相 暗 插座 15A 个 1 客户 
跷 板 暗 开关 ( 单 联 ) е); 15 餐厅 
21 跷 板 暗 开 关 ( =) 个 1 餐厅 
拉线 开关 个 11 客房 
将 所 计算 的 工程 量 分 项 汇总 ， 见 表 6-4。 
表 6-4 工程 量 汇 总 表 
序 号 工程 项 目 名 称 单 ”位 Ж nt 
1 进 户 支架 L_ 50 x5 根 1 
2 暗 配 塑 料 管 PVC15 m 70.11 
明 配 塑料 管 PVC15 m 181. 88 
说 配 塑 料 管 PVC20 m 52. 06 
ИПИ БЕН  РҮС25 m 35.26 
章 配 塑料 管 PVC32 m 11.12 
3 管内 穿线 BX-10 m 14.12 
管内 穿线 ВХ-16 m 42.36 
4 管内 穿线 BV-2.5 m 776. 96 
管内 穿线 BV-4 m 175. 55 
5 链 吊 式 双 管 荧光 灯 2 x30 W 套 2 
链 吊 式 单 管 获 光 灯 1x30W 套 2 
链 吊 式 单 管 获 光 灯 1x40 允 套 11 
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(2%) 
Ж 号 工程 项 目 名 称 单位 ж nt 
6 嵌 和 人 式 单 管 荧光 灯 1 x40W 套 8 
7 ЖЕЛ 60 W £ 1 
壁灯 40W 套 2 
8 正方 形 吸 顶 灯 60 W 套 10 
9 吊 风 扇 ф1000 台 4 
JC 9350 6 2 
10 单 相 暗 插座 SA 个 9 
АННА 15А 48 1 
11 三 联 单 控 暗 开关 个 1 
单 联 单 控 暗 开 关 Т 15 
12 拉线 开关 4 11 
13 塑料 接线 盒 146HS50 个 62 
塑料 灯头 盒 86HS50 个 50 
塑料 开关 盒 86HS50 个 33 
塑料 插座 盒 86HS50 М 10 
14 配 电 箱 800mm х 500 тт = 1 
配 电 箱 500mm х 300mm 台 3 
6.2.3 套用 定额 、 计 算 直 接 费 和 工程 造价 
预算 书 封面 如 下 所 示 : 
建设 工程 造价 预算 书 
安装 工程 
建设 单位 : 工程 名 称 : 某 饭 店 电气 照明 工程 。 建设 地 点 : 
施工 单位 : 取 费 等 级 : A 级 取 费 工程 类 别 : 三 类 工程 
工程 规模 : 工程 造价 :， x x x x x 元 单位 造价 : 
建设 (监理 ) 单位 : 施工 (编制 ) 单位 : 
技术 负责 人 : 技术 负责 人 : 
Ҥ Ж А: 编 制 人 : 
资格 证 章 : 资格 证 章 : 
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编制 说 明 见 表 6-5. 
36-5 编制 说 明 
工程 名 称 : 某 饭庄 电气 照明 工程 (安装 工程 ) xxxx 年 x x 月 x x 日 第 1/1 页 
施工 图 号 
编 合 同 
Ili! 
н 使 用 定额 2000 Е (х x 市 安装 工程 单位 基价 表 》 第 二 册 及 其 相关 费用 定额 
据 材料 价格 
其 他 
说 明 : 
1. 编制 依据 





1) 本 报价 根 
2) 本 报价 根 
2. 材料 及 设备 价格 

按 文 件 规定 的 价格 计算 。 


建设 单位 所 提供 的 施工 图 说 明 而 编制 。 
建设 单位 所 提供 的 施工 图 : 电气 一 层 平面 图 、 电 气 二 层 平 面 图 、 电 气 系统 图 、 各 回路 容量 及 配 管 配 






























































































































































填 表 说 明 : 1. 使 用 定额 与 材料 价格 栏 注 明 使 用 的 定额 、 费 用 标准 以 及 材料 价格 来 源 ( 如 调价 表 、 造 价 信息 等 ) 。 
2. 说 明 栏 注 明 施工 组 织 设计 、 大 型 施工 机 械 以 及 技术 措施 等 。 

















编制 单位 : x x 软件 有 限 公 司 软件 编制 
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预算 工程 造价 计算 表 见 表 6-8. 
表 6-8 预算 工程 造价 计算 表 
工程 名 称 : 某 饭 庄 
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F 号 费用 名 称 计算 公式 费 ж сан! 
1 А. 定额 直接 费 А.1+А.2+А.3+А.4 11558. 10 
2 А.1 定额 人 工 费 1455. 86 
3 A.2 计价 材料 费 1255. 61 
4 А.З 未 计价 材料 费 8731. 38 
5 А. 4 机 械 费 115. 25 
6 B. 其 他 直接 费 B.1+B.2+B.3 852. 55 
7 B. 1 其 他 直接 费 A. 1 x 规定 费 率 22. 810 332. 08 
8 B. 2 临时 设施 费 A. 1 x 规定 费 率 15. 430 224. 64 
9 B. 3 现场 管理 费 A. 1 x 规定 费 率 20. 320 295. 83 
10 C. 价差 调整 С.1+С.2+С.3 
11 C. 1 人 工 费 调整 按 地 区 规定 计算 
12 C.2 计价 材料 综合 调整 价差 按 地 区 规定 计算 
13 C.3 机 械 费 调整 按 地 区 规定 计算 
14 D. 施工 图 预算 包干 费 A. 1 x 规定 费 率 10. 000 145. 59 
15 E. 企业 管理 费 A. 1 x 规定 费 率 36. 340 529. 06 
16 F. 财务 费 A. 1 x 取 费 证 核定 费 率 2. 800 40. 76 
17 С. 劳动 保 险 费 A. 1 x 取 费 证 核定 费 率 10. 000 145. 59 
18 Н. 利润 A. 1 x 取 费 证 核定 费 率 17. 000 247. 50 
19 L 安全 文明 施工 增加 费 A.1x 按 承包 合同 约定 费 率 0. 800 11. 65 
20 1. 赶 工 补偿 费 A. 1 x 按 承包 合同 约定 费 率 
21 1. 定额 管理 费 (%o) (A+…+J) x 规定 费 率 1. 400 18. 94 
22 M. 税金 (A+…+L) x 规定 费 率 3. 430 464. 76 

工程 造价 14014. 50 


#7 建筑 工程 施工 结算 与 竣工 决算 


7.1 工程 结算 


7.1.1 工程 结算 概述 


建筑 产品 (或 工程 造价 ) 的 定价 过 程 ， 是 一 个 具有 单 件 性 、 多 次 性 特征 的 动态 定价 
过 程 。 由 于 生产 建筑 产品 的 施工 周期 长 ， 人 工 、 建 筑 材料 和 资金 耗 用 量 巨 大 ， 在 施工 实 
施 的 过 程 中 为 了 合理 补偿 施工 承包 商 的 生产 资金 ， 通 常 将 已 完成 的 部 分 施工 作业 量 作为 
“假定 的 合格 建筑 安装 产品 ”， 按 有 关 文件 规 定 或 合同 约定 的 结算 方式 结算 工程 价款 ， 并 
按 规定 时 间 和 额度 支付 给 施工 承包 商 ， 这 种 行为 通常 称 为 工程 结算 。 通 过 工程 结算 确定 
的 款项 称 为 结算 工程 价款 ,俗称 工程 进度 款 。 一 般 地 说 ， 工 程 结算 在 整个 施工 的 实施 过 
程 中 要 进行 多 次 ， 直 到 工程 项 目 全 部 竣工 并 验收 后 ， 再 进行 最 终 产品 的 工程 竣工 结 
最 终 的 工程 竣工 结算 价 才 是 承 发 包 双 方 认 可 的 建筑 产品 的 市 场 真实 价格 ， 也 就 是 最 终 产 
品 的 工程 造价 。 

接 现 行规 定 ， 将 “假定 的 合格 建筑 安装 产品 ”作为 结算 依据 。“ 假 定 产品 ”一 般 是 指 完 
成 预算 定额 规定 的 全 部 工序 的 分 部 分 项 工程 。 几 是 没有 完成 预算 定额 所 规定 的 作业 内 容 及 相 
应 工作 量 的 ， 不 允许 办 理工 程 结算 。 对 工期 短 、 预 算 造 价 低 的 工程 ， 可 在 竣工 后 办 理 一 次 结 
算 。 寿 要 办 理 中 间 结 算 ， 其 中 间 结 算 累 计 额 一 般 不 应 超过 承包 合同 价 的 95% ， 留 5% 尾款 在 
竣工 结算 后 处 理 。 


7.1.2 工程 结算 的 种 类 


工程 结算 一 般 分 为 工程 备料 款 的 结算 、 工 程 进度 款 的 结算 和 工程 竣工 结 

1. 工程 备料 款 的 结算 

所 谓 工程 备料 款 是 指 包 工 包 料 〈 俗 称 双 包 ) 工程 在 签订 施工 合同 后 ， 由 业主 按 有 关 规 
定 或 合同 约定 预支 给 承包 商 的 主要 用 来 购买 工程 材料 的 款项 。 预 支 工程 备料 款额 度 应 不 超过 
当年 建筑 安装 工作 量 的 25% ; 若 工 期 不 足 一 年 的 工程 ， 可 按 承 包 合同 价 的 30% 预支 工程 备 
料 款 。 

备料 款 属 于 预付 性 质 ， 到 施工 的 中 后 期 ， 随 着 工程 备料 储量 的 减少 ， 预 付 备料 款 应 在 中 
间 结 算 工程 价款 中 逐步 扣 还 。 

2. 工程 进度 款 的 结算 

工程 进度 款 的 结算 根据 建筑 生产 和 产品 的 特点 ， 常 有 以 下 两 种 方法 : 

(1) 按 月 结算 ”对 在 建 施工 工程 ， 每 月 月 末 (或 下 月 初 ) 由 承包 商 提出 已 完工 程 月 报 
表 和 工程 款 结 算 清单 ， 交 现场 监理 工程 师 审 查 签证 并 经 业主 确认 后 ， 办 理 已 完工 程 的 工程 款 
结算 和 支付 业务 。 
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按 月 结算 时 ， 对 已 完成 的 施工 部 分 产品 ， 必 须 严 格 按 规 定 标准 检查 质量 和 逐一 清点 工程 
量 。 质 量 不 合格 或 未 完成 预算 定额 规定 的 全 部 工序 内 容 ， 不 能 办 理工 程 结算 。 工 程 承 发 包 双 
方 必须 遵守 结算 纪律 ， 既 不 准 虚 报 冒 领 ， 又 不 准 相 互 拖 欠 ， 违 者 应 按 国家 主管 部 门 的 规 
定 处 罚 。 

(2) 分 段 结算 ”对 在 建 施工 工程 ， 按 施工 形象 进度 将 施工 全 过 程 划 分 为 若干 个 施工 
阶段 进行 结算 ， 工 程 按 进度 计划 规定 的 施工 阶段 完成 后 ， 即 进行 结算 。 具 体 做 法 有 以 下 
Л.Я: 

1) 按 施 工 阶段 预 文 ， 该 施工 阶段 完工 后 结算 。 这 种 做 法 是 将 工程 总 造价 通过 计算 拆 分 
到 各 个 施工 阶段 ， 从 而 得 到 各 个 施工 阶段 的 建筑 安装 工程 费用 。 承 包 商 据 此 填 下 了 “工程 
价款 预支 账单 ” ， 送 监理 工程 师 签证 并 经 业主 确认 后 办 理 结算 。 

2) 按 施 工 阶段 预 文 ， 竣 工 后 一 次 结算 。 这 种 方法 与 前 一 种 方法 比较 ， 其 相同 点 均 是 按 
阶段 预支 ， 不同 点 是 不 按 阶 段 结算 ， 而 是 竣工 后 一 次 结 

3) 分 次 预支 ， 竣 工 后 一 次 结算 。 分 次 预支 ， 每 次 预支 金额 数 应 与 施工 进度 大 体 相 一 
致 。 此 种 结算 方法 的 优点 是 可 以 简化 结算 手续 ， 适 用 于 投资 少 、 工 期 得、 技术 简单 
的 工程 。 


7.1.3 工程 竣工 结算 


1, 竣工 结算 的 概念 和 作用 

一 个 单位 工程 或 单项 工程 在 施工 过 程 中 ， 往 往 由 于 多 方面 情况 的 变化 。 使 建筑 实际 产品 
与 原 设计 施工 图 不 完全 相符 ， 因 而 使 工程 实际 造价 与 原 预算 造价 存在 差异 。 在 单位 工程 竣工 
并 经 验收 合格 后 ， 对 照 原 设计 施工 图 ， 将 有 增 减 变化 的 内 容 按 照 编制 施工 图 预算 的 方法 与 规 
定 ， 对 原 施 工 图 预算 进行 相应 的 调整 。 进 而 确定 工程 实际 造价 并 作为 最 终结 算 工程 价 蒜 的 经 
济 文件 ， 称 为 竣工 结算 。 竣 工 结算 一 般 由 施工 单位 编制 ， 经 业主 初审 后 委托 造价 咨询 公司 终 
审 ， 作 为 业主 与 承包 商 最 终结 算 工程 价款 的 依据 。 

2. 竣工 结算 的 编制 依据 

1) 工程 竣工 报告 、 竣 工 验收 单 和 竣工 图 。 

2) 工程 承包 合同 和 已 经 审核 的 原 施工 图 预算 。 

3) 图 样 会 审 纪要 、 设 计 变 更 通知 书 、 施 工 签证 单 或 施工 记录 。 

4) 业主 与 承包 商 共 同 认可 的 有 关 特 殊 材料 预算 价格 或 价差 。 

5) 现行 预算 定额 和 费用 定额 以 及 政府 行政 主管 部 门 出 台 的 调价 调 差 文件 。 

3. 竣工 结算 的 方式 

(1) 以 施工 图 预算 为 基础 编制 竣工 结算 ”这 种 方式 是 以 原 施工 图 预算 为 基础 ， 以 施工 
中 实际 发 生 而 原 施 工 图 预算 中 并 未 包含 的 增 减 工程 项 目 和 费用 签证 为 依据 ， 在 竣工 结算 中 一 
并 进行 调整 。 

(2) 以 每 平方 米 造价 指标 为 基础 编制 竣工 结算 ”这 种 方式 是 以 承 发 包 双 方 事先 根据 确 
定 的 施工 图 样 及 有 关 资 料 ， 计 算 确 定 了 每 平方 米 造价 为 基础 ， 竣 工 结算 时 ， 按 实际 完成 的 平 
方 米 数量 进行 结算 。 

(3) 以 包干 造价 为 基础 编制 竣工 结算 ”此 种 方式 是 指 按 施工 图 预算 加 包干 系数 为 基础 
编制 竣工 结算 。 根 据 施工 承包 合同 规定 ， 如 果 不 发 生 包干 范围 以 外 的 工程 增 减 项 目 ， 包 干 造 
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价 就 是 最 终 竣 工 结算 造价 ， 因 而 也 无 需 编制 竣工 结算 书 ， 只 需 根据 设计 部 门 的 “设计 变更 
通知 书 ” 编 制 “ 设 计 变 更 增 〈 减 ) 项 目 预 算 表 ” ,纳入 工程 竣工 结算 即 可 。 

(4) 以 投标 造价 为 基础 编制 竣工 结算 ”实行 招标 投标 的 工程 ， 造 价 的 确定 不 但 具有 包 
干 的 性 质 ， 而 且 还 含有 竞争 的 内 容 ， 承 包 商 的 报价 可 以 进行 合理 浮动 。 一 般 地 说 ， 中 标的 承 
包 商 根据 标价 并 结合 工期 、 质 量 、 奖 罚 、 双 方 责任 等 与 业主 签订 合同 ， 对 工程 造价 实行 一 次 
包干 。 合 同 规定 的 造价 一 般 就 是 竣工 结算 造价 。 因 此 ， 也 可 不 编制 竣工 结算 书 ， 而 只 进行 财 
务 上 的 “价款 结算 ”( 预付 款 、 进 度 款 、 业 主 供 料 款 等 ) 。 并 将 合同 约定 的 奖 罚 费 用 和 包干 
范围 以 外 的 增 ( 减 ) 工程 项 目 列 人 ， 作 为 “合同 补充 说 明 ” 纳 入 工程 竣工 结算 。 

4, 竣工 结算 的 编制 内 容 

竣工 结算 按 单位 工程 编制 。 一 般 内 容 如 下 : 

(1) 竣工 结算 书 封 面 ”封面 形式 与 施工 图 预算 书 封 面相 同 ， 要求 填写 业主 、 承 包 商 名 
称 、 工 程 名 称 、 结 构 类 型 、 建 筑 面积 、 工 程 造价 等 内 容 。 

(2) 竣工 结算 书 编制 说 明 ”主要 说 明 施 工 合同 有 关 规 定 ， 有 关 文 件 和 变更 内 容 以 及 编 
制 依据 等 。 

(3) 结算 造价 汇总 计算 表 竣工 结算 表 形 式 与 施工 图 预算 表 形 式 相 同 。 

(4) 结算 造价 汇总 表 附 表 ”主要 包括 工程 增 减 变 更 计算 表 、 材 料 价差 计算 表 、 业 土 供 
料及 退 款 结算 明细 表 。 

(5) 工程 竣工 资料 包括 竣工 图 、 工 程 竣工 验收 单 ， 各 类 签证 、 工 程 量 增 补 核定 单 、 
设计 变更 通知 书 等 。 

5. 竣工 结算 的 编制 方法 和 步骤 

(1) 竣工 结算 的 编制 方法 ”工程 竣工 结算 书 的 编制 方法 与 施工 图 预算 书 基本 相同 ; 
不 同 之 处 是 以 设计 变更 签证 等 资料 为 依据 ， 以 原 施工 图 预算 书 为 基础 ， 进 行 部 分 增 减 和 
调整 。 

1) 当 分 项 工程 项 目 有 增 减 时 。 设 计 的 变更 可 能 带 来 分 项 工程 的 增 减 ， 故 应 对 原 施 工 图 
预算 分 项 进行 核对 、 调 整 。 先 计算 确认 分 项 工程 变更 增 减 工程 量 ， 再 套用 相应 的 预算 定额 子 
目 ， 列 出 变更 增 减 项 目 结算 表 。 

2) 当 分 项 工程 量 有 增 减 时 。 由 于 设计 的 变更 等 因素 ， 尽 管 原 施工 图 预算 书 中 分 项 工程 
项 目 没有 增 减 ， 但 分 项 工程 量 却 有 增 减 。 故 应 为 行 计算 出 增 减 的 工程 量 和 相应 的 费用 。 

3) 当 材料 出 现价 差 时 。 工 期 长 是 建筑 产品 生产 的 一 大 特点 ， 一 般 来 说 ， 施 工 周期 内 实 
际 材料 预算 价格 与 开工 时 编制 的 施工 图 预算 所 确定 的 材料 预算 价格 相 比 是 有 变化 的 。 按 规 
定 ， 在 编制 工程 竣工 结算 时 ， 应 对 材料 价差 进行 调整 。 

(2) 竣工 结算 的 编制 步骤 

1) 收集 整理 原始 资料 。 原 始 资料 是 编制 竣工 结算 的 主要 依据 ， 必 须 收 集 齐 全 。 除 平时 
积累 外 ， 尚 应 在 编制 前 做 好 调查 、 收 集 、 整 理 、 核 对 工作 。 只 有 具备 了 完整 齐全 的 原始 资料 
后 ， 才 能 开始 编制 竣工 结算 。 原 始 资料 调查 内 容 包括 : 原 施工 图 预算 中 的 分 项 工程 是 否 全 部 
完成 ; 工程 量 、 定 额 、 单 价 、 合 价 、 总 价 等 各 项 数据 有 无 错漏 ;施工 图 预算 中 的 暂 佑 单价 在 
竣工 结算 时 是 否 已 经 核实 ; 分 包 结 算 与 原 施 工 图 预算 有 无 矛盾 等 。 

2) 了 解 工程 施工 和 材料 供应 情况 。 了 解 工 程 实际 开工 和 竣工 时 间 、 施 工 进度 以 及 施工 
安排 与 施工 方法 ， 校 核 材料 、 半 成 品 的 供应 方式 、 规 格 、 数 量 和 价格 。 
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3) 调整 计算 工程 量 。 根 据 设计 变更 通知 、 验 收 记 录 、 材 料 代 用 签证 等 原始 资料 ， 统 计 
计算 出 应 增加 或 减少 的 工程 量 。 如 果 设 计 变动 较 多 ,设计 图 样 修改 较 大 ， 可 以 重新 分 列 工程 
项 目 并 计算 工程 量 。 

4) 选 、 套 预算 定额 单价 ， 计 算 竣 工 结算 费用 。 单 位 工程 竣工 结算 的 直接 费 ， 一 般 由 下 
列 三 部 分 内 容 组 成 : 

中 原 施 工 图 预算 直接 费 。 

@) 调 增 部 分 直接 费 = 壮 调 增 部 分 工程 量 x 相应 预算 单价 。 

(3) 调 减 部 分 直接 费 = 羡 调 减 部 分 工程 量 x 相应 预算 单价 。 

单位 工程 竣工 结算 总 直接 费 = 原 施工 图 预算 直接 费 - 调 减 部 分 直接 费 + 调 增 部 分 直接 费 

单位 工程 竣工 结算 造价 = 单位 工程 竣工 结算 总 直接 费 + 综合 间接 费 + 材料 价差 + 税金 

施工 承包 商 将 单位 工程 竣工 结算 造价 计算 出 来 以 后 ， 先 送 业 主 初审 ， 再 由 业主 送 专业 性 
的 造价 咨询 公司 审核 并 经 承 发 包 双 方 共同 确认 ， 作 为 最 终 工程 竣工 结算 造价 。 


7.2 竣工 决算 
























































7.2.1 竣工 验收 


为 了 严格 执行 基本 建设 项 目 竣工 验收 制度 ， 正 确 核定 新 增 固定 资产 价值 ， 分 析 考 核 投资 
效果 ， 建 立 健全 经 济 责任 制 ， 按 照 国家 有 关 规 定 ， 所 有 新 建 、 改 建 和 扩建 项 目 竣工 后 ， 都 必 
须 履 行 竣工 验收 手续 和 编制 竣工 决算 。 

竣工 验收 是 项 目 建 设 全 过 程 的 最 后 一 个 程序 ， 是 全 面 考核 项 目 建设 的 投资 、 质 量 和 进度 
是 否 达到 设计 要 求 的 一 个 重要 环节 ， 是 投资 成 果 转 人 生产 或 使 用 的 标志 。 

1. 竣工 验收 的 范围 

几 新 建 、 改 建 和 扩建 以 及 技术 改造 项 目 ， 按 批准 的 设计 文件 所 规定 的 内 容 组 成 。 符 合 验 
收 标准 的 ， 必 须 及 时 组 织 竣 工 验收 ， 办 理 固 定 资产 移交 手续 。 

2. 竣工 验收 的 依据 

竣工 验收 的 依据 有 经 批准 的 可 行 性 研究 报告 、 初 步 设计 或 扩大 初步 设计 、 施 工 图 及 设计 
变更 通知 书 、 设 备 技术 说 明 书 、 国 家 现行 施工 技术 标准 和 验收 规范 、 主 管 部 门 有 关 审 批 、 修 
改 和 调整 的 文件 等 。 从 国外 引进 新 技术 或 成 套 设备 的 项 目 ， 还 应 按照 合同 明确 提供 国外 的 设 
计 文 件 等 资料 进行 验收 。 

3, 竣工 验收 的 标准 

几 需 进行 竣工 验收 的 工程 项 目 ， 必 须 达 到 如 下 标准 : 

1) 生产 性 工程 和 辅助 公用 设施 已 按 设 计 要 求 建成 ， 能 满足 生产 要 求 。 

2) 主要 工艺 设备 及 配套 设施 经 联动 负荷 试车 合格 ， 形 成 生产 能 力 ， 且 能 生产 出 设计 文 
件 中 规定 的 产品 。 

3) 必要 的 生活 福利 设施 已 按 设计 要 求 建成 。 

4) 生产 准备 工作 能 适应 投产 的 需要 。 

5) 环境 保护 设施 、 劳 动 安全 卫生 设施 、 消 防 设施 已 按照 设计 要 求 ， 与 主体 工程 同 
时 建成 。 
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4. 竣工 验收 的 程序 

根据 建设 项 目的 规模 大 小 和 技术 复杂 程度 ， 整 个 建设 项 目的 验收 可 分 为 初步 验收 和 竣工 
验收 两 个 阶段 进行 。 

(1) 初步 验收 ”建设 项 目 在 竣工 验收 之 前 ， 由 业主 会 同 监理 公司 组 织 施 工 、 设 计 和 使 
用 等 有 关 单 位 进行 初 验 。 初 验 前 ， 由 承包 商 按照 有 关 规 定 整理 好 竣工 文件 和 技术 资料 ， 向 业 
主 提出 竣工 报告 。 业 主 接 到 报告 后 ， 应 及 时 组 织 初 验 。 对 在 初 验 中 发 现 的 问题 应 形成 初 验 整 
改 意见 报告 ， 并 书面 通知 承包 商 限 期 进行 整改 。 

(2) 竣工 验收 ”整个 建设 项 目 全 部 完成 ， 经 过 各 单项 工程 的 验收 ， 均 符合 设计 要 求 ， 
初 验 中 提出 的 问题 也 已 得 到 整改 ， 工 程 竣工 图 、 竣 工 决算 、 工 程 总 结 等 必要 的 文件 资料 也 均 
已 具备 。 这 时 ， 由 项 目 主管 部 门 或 业主 会 同 监 理 、 设 计 、 施 工 等 各 方 领导 、 专 家 及 相关 专业 
工程 技术 人 员 进 行 竣工 验收 ， 并 签署 工程 竣工 验收 报告 和 工程 交付 使 用 报告 。 


7.2.2 竣工 决算 概述 


一 个 建设 项 目 或 单项 工程 完工 后 ， 在 办 理 所 有 项 目 竣工 验收 之 前 ， 对 所 有 财产 和 物资 进 
行 一 次 财务 清理 ， 计 算 包 括 从 开始 筹建 起 到 该 建设 项 目 或 单项 工程 投产 或 交付 使 用 为 止 全 过 
程 所 实际 支出 的 一 切 费 用 总 和 ， 称 为 竣工 决算 。 竣 工 决算 包括 竣工 结算 工程 造价 、 设 备 购置 
费 、 勘 察 设 计 费 、 项 目 监理 费 、 征 地 拆迁 费 和 其 他 建设 费用 的 总 和 。 竣 工 决算 是 反映 建设 项 
目 实际 造价 和 投资 效果 以 及 设计 概算 执行 情况 的 文件 ， 是 竣工 验收 报告 的 主要 组 成 部 分 。 及 
时 、 正 确 地 编制 竣工 决算 ， 对 于 总 结 分 析 建 设 全 过 程 的 经 验 教训 ， 为 后 续 建 设 项 目 积累 技术 
经 济 资 料 ， 进 一 步 提高 投资 效益 ， 都 具有 特别 重要 的 意义 。 

竣工 决算 一 般 由 业主 组 织 专 业 人 员 编 制 。 

1. 竣工 决算 的 内 容 

竣工 决算 由 竣工 决算 报告 说 明 书 、 竣 工 决算 报表 、 竣 工 工程 平面 示意 图 和 工程 造价 比较 
分 析 等 四 部 分 组 成 。 

(1) 竣工 决算 报告 说 明 书 ”该 说 明 书 全 面 反映 竣工 工程 建设 成 果 和 经 验 ， 是 考核 分 析 
工程 投资 与 造价 的 书面 总 结 ， 是 竣工 决算 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 其 主要 内 容 包括 : 

1) 对 工程 总 的 评价 。 从 工程 的 进度 、 质 量 、 造 价 和 安全 四 个 方面 进行 分 析 说 明 。 进 
Ж: 主要 说 明 开 工 、 竣 工时 间 ， 对 照 合理 工期 和 要 求 工 期 是 提前 还 是 延期 ; 质量: 根据 质量 
监督 部 门 的 验收 评定 等 级 、 合 格 率 和 优良 品 率 进 行 说 明 ; 造价 : 对 照 概算 造价 ， 说 明 节 约 还 
是 超 文 ， 用 金额 和 百分率 进行 说 明 ; 安全 : 根据 施工 部 门 的 记录 ， 对 有 无 设备 和 人 身 伤亡 事 
故 进行 说 明 。 

2) 各 项 财务 和 技术 经 济 指标 的 分 析 。 概 算 执行 情况 分 析 : 根据 实际 投资 额 与 概算 进行 
对 比分 析 。 新 增生 产能 力 的 效益 分 析 : 说 明 交 付 使 用 财产 占 总 投资 额 的 比例 ， 生 产 用 固定 资 
产 占 交付 使 用 财产 的 比例 ， 非 固定 资产 投资 额 占 总 投资 额 的 比例 ,分 析 其 有 机 构成 和 效果 。 
建设 投资 包干 情况 的 分 析 : 说 明 投资 包干 数 、 实 际 支 用 数 和 节约 额 ， 投 资 包干 节余 的 有 机 构 
成 和 包干 节余 的 分 配 情 况 。 财 务 分 析 : 列 出 历年 资金 来 源 和 资金 占用 情况 。 

3) 项 目 建设 期 的 经 验 教 训 及 有 待 解决 的 问题 。 

(2) 竣工 决算 报表 

1) 建设 项 目 竣工 工程 概况 表 : 主要 说 明 项 目 名 称 、 设 计 及 施工 单位 、 建 设 地 址 、 占 地 
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面积 、 新 增生 产能 力 、 建 设 时 间 ， 完 成 主要 工程 量 、 质 量 评定 等 级 、 未 完工 程 尚 需 投 
资 额 等 。 

2) 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 : 包括 建设 项 目 竣工 财务 决算 明细 表 、 建 设 项 目 竣工 财务 
决算 总 表 、 交 付 使 用 固定 资产 明细 表 、 交 付 使 用 流动 资产 明细 表 、 递 延 资产 明细 表 和 无 形 资 
产 明 细 表 等 六 项 表格 。 

3) 概算 执行 情况 分 析 及 编制 说 明 。 

4) 待 扒 投资 明细 表 。 

5) 投资 包干 执行 情况 表 及 编制 说 明 。 

(3) 工程 造价 比较 分 析 ”概算 是 考核 建设 项 目 造 价 的 依据 ， 分 析 时 可 将 竣工 决算 报告 
表 中 所 提供 的 实际 数据 和 相关 资料 与 批准 的 概算 、 预 算 指标 进行 对 比 ， 以 确定 竣工 项 目 造价 
是 超支 还 是 节约 。 

为 了 考核 概算 执行 情况 ， 正 确 核实 建设 工程 造价 ， 财 务 部 门 首 先 要 积累 有 关 材 料 、 设 
备 、 人 工 价差 和 费 率 的 变化 资料 以 及 设计 方案 变化 和 设计 变更 资料 ; 其 次 ， 要 考查 实际 竣工 
造价 节约 或 超支 的 数额 。 实 际 工作 中 。 主 要 分 析 以 下 内 容 : 

1) 主要 实物 工程 量 。 因 概算 编制 的 主要 实物 工程 量 的 增 减 变化 必然 使 概算 造价 和 实际 
工程 造价 随 之 变化 ， 因 此 ， 对 比分 析 中 应 审查 项 目的 规模 、 结 构 和 标准 是 否 符 合 设计 文件 的 
规定 ， 变 更 部 分 是 否 按 照 规 定 的 程序 办 理 ， 对 造价 的 影响 如 何等 。 

2) 主要 材料 消耗 量 。 在 建筑 安装 工程 投资 中 ， 材 料 费 用 所 占 的 比例 往往 很 大 。 因 此 ， 
考核 材料 消耗 和 费用 也 是 考核 工程 造价 的 重点 。 考 核 主要 材料 消耗 量 ， 要 按照 竣工 决算 报表 
中 所 列 明 的 三 大 材料 实际 超 概 算 的 消耗 量 ， 查 清 在 工程 的 哪 一 个 环节 超出 量 最 大 ， 再 进一步 
查 明 超 耗 的 原因 。 

3) 考核 建设 单位 管理 费 、 建 筑 安 装 工程 间接 费 的 取 费 标准 。 概 算 中 对 建设 单位 管理 费 
列 有 投资 控制 额 ， 对 其 进行 考核 。 要 根据 竣工 决算 报表 中 所 列 实 耗 金额 与 概算 中 所 列 投 资 控 
制 额 进行 比较 ， 确 定 其 节约 或 超支 数额 ， 并 进一步 查 出 节约 或 超支 的 原因 。 

对 于 建筑 安装 工程 间接 费 的 取 费 标准 ， 国 家 和 各 省 、 市 、 自 治 区 都 有 明确 规定 。 对 突破 
概 〈 预 ) 算 的 各 单项 工程 ， 必 须 查 清 是 否 有 超标 准 计算 或 者 重 算 、 多 算 现 象 。 

2. 竣工 决算 的 编制 

(1) 编制 竣工 决算 所 需 的 各 种 原始 资料 

1) ЖИН СИ) 算 书 。 

2) 设计 交底 或 图 样 会 审 纪要 。 

3) 设计 变更 通知 书 。 

4) 施工 记录 或 施工 签证 单 。 

5) 各 种 验收 资料 。 

6) 停工 (复工 ) 报告 。 

7) 竣工 图 。 

8) 材料 、 设 备 等 差价 调整 记录 。 

9) 施工 中 发 生 的 其 他 费用 记录 。 

10) 各 种 结算 资料 。 

(2) 竣工 决算 的 编制 方法 “根据 经 过 审定 的 竣工 结算 ， 对 照 原 概 〈 预 ) 算 ， 重 新 核定 
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各 单项 工程 和 单位 工程 的 造价 。 对 属于 增加 资产 价值 的 其 他 投资 ， 如 建设 单位 管理 费 、 研 究 
试验 费 、 勘 察 设计 费 、 项 目 监 理 费 、 土 地 征用 及 拆迁 补偿 费 、 联 合 试 运转 费 等 ， 应 分 扒 于 受 
益 工 程 ， 并 随 着 受益 工程 交付 使 用 的 同时 ， 一 并 计 入 新 增 固定 资产 价值 。 

竣工 决算 应 反映 新 增资 产 的 价值 ， 包 括 新 增 固定 资产 、 流 动 资 产 、 无 形 资产 和 递 延 资产 
等 ， 应 根据 国家 有 关 规 定 进行 计算 。 
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